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本 书 第 1 版 出 版 后 深 受 广大 考生 和 培训 学 校 师 生 的 好 评 ， 应 大 家 的 要 
求 我 们 组 织 行业 专家 根据 历年 考试 的 命题 方向 ， 认 真 研究 新 版 考试 大 纲 和 
教材 的 考点 和 知识 点 ， 精 心 修 订 编 写 了 这 套 冲 刺 模拟 试卷 。 

本 书 共 分 为 两 大 部 分 。 第 一 部 分 是 6 套 模拟 试卷 ， 每 套 模拟 试卷 都 是 
按照 真题 的 题 量 和 难度 编写 的 ， 共 计 60 道 单 项 选择 题 ，20 道 多 项 选择 
题 ， 满 分 100 分 ， 每 套 试卷 后 面 附 有 详细 的 答案 解析 ， 可 以 帮助 广大 考生 
掌握 “建设 工程 造价 管理 ”这 门 课 的 知识 点 和 考点 ; 第 二 部 分 是 2014 年 
全 国 造价 工程 师 执 业 资 格 考试 真题 及 其 参考 答案 解析 。 通 过 此 套 真 题 ， 广 
大 考生 可 以 了 解 真题 的 出 题 方 向 和 难 易 程度 ， 以 便 复习 的 时 候 有 所 侧重 。 

本 书 的 7 套 试卷 是 考生 最 后 冲刺 阶段 必 备 的 利器 ， 将 对 考生 顺利 通过 
考试 有 很 大 的 保障 。 

选用 本 书 您 将 获得 建设 工程 教育 网 (www. jianshe99. com) 赠送 的 学 
习 卡 一 张 ; 扫描 每 页 的 二 维 码 ， 您 将 获得 专家 提供 的 免费 线 上 答疑 辅导 。 
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第 2 版 前 言 





随 着 2015 年 全 国 造价 工程 师 执业 资格 考试 的 日 益 临 近 ， 如 何 快速 、 高 效 地 掌握 考试 大 纲要 
求 的 内 容 ， 以 便 顺利 地 通过 考试 ， 是 摆 在 每 一 位 考 牛 面前 的 现实 问题 。 

建设 工程 教育 网 与 机 械 工 业 出 版 社 联合 推出 的 “全 国 造价 工程 师 执 业 资 格 考 试用 书 ” 深 受 广 
大 考生 和 培训 学 校 师 生 的 好 评 ， 应 大 家 的 要 求 我 们 组 织 行业 专家 根据 历年 考试 的 命题 方向 ， 认 真 
研究 新 版 考试 大 纲 和 教材 的 考点 和 知识 点 ， 对 2014 版 进行 了 精心 修订 ， 推 出 了 这 套 2015 版 “全 
国 造价 工程 师 执 业 资格 考试 用 书 ”。 本 套 丛书 共 分 为 五 册 ， 即 《建设 工程 造价 管理 冲刺 模拟 试卷 
及 答案 解析 》《 建 设 工程 计价 冲刺 模拟 试卷 及 答案 解析 》《 建 设 工程 技术 与 计量 (安装 工程 ) 冲 
刺 模拟 试卷 及 答案 解析 》《 建 设 工程 技术 与 计量 (土木 建筑 工程 ) 冲刺 模拟 试卷 及 答案 解析 》 
《建设 工程 造价 案例 分 析 冲 刺 模 拟 试卷 及 答案 解析 》。 

本 套 从 书 是 根据 全 国 造价 工程 师 执业 资格 考试 最 新 考试 大 纲 和 最 新 考试 培训 教材 的 要 
求 ， 针 对 教材 变化 的 内 容 和 考试 方向 ， 对 考试 的 重点 、 难 点 、 知 识 点 和 考点 进行 分 析 、 提 炼 
编写 而 成 的 。 内 容重 点 突出 ， 考 点 明确 ， 指 导 性 和 实战 性 极 强 。 

本 套 丛书 的 每 册 均 由 两 部 分 组 成 : 

第 一 部 分 ，6 套 模拟 试卷 及 答案 解析 ; 

第 二 部 分 ，2014 年 全 国 造价 工程 师 执业 资格 考试 真题 及 答案 解析 。 

本 套 丛 书 具 有 如 下 特点 : 

1. 命题 者 都 是 国内 权威 造价 工程 师 考 试 辅导 及 命题 专家 ， 他 们 学 识 渊博 、 经 验 丰 富 ， 
在 广大 造价 工程 师 考 生 中 具有 极 高 的 影响 力 和 号 召 力 。 

2. 每 套 模拟 试卷 都 紧 紧 围绕 最 新 考试 大 纲 和 教材 编写 ， 题 型 标准 ， 题 量 和 难度 适中 ， 
具有 极 强 的 针对 性 和 实战 模拟 性 。 

3. 每 道 题 都 附 有 详细 的 答案 解析 及 其 对 应 教材 的 页 码 ,， 便 于 考生 在 考 前 透彻 地 掌握 教 
材 中 的 知识 点 和 考点 ， 为 顺利 通过 考试 做 好 充分 准备 。 

建议 考生 在 使 用 本 套 从 书 时 ， 要 认真 地 做 每 一 套 题目 ， 做 完 之 后 结合 答案 解析 和 教材 仔 
细 地 人 研究 题目 ， 并 且 要 反复 练习 ， 做 到 对 每 一 道 题目 涉及 的 知识 点 都 了 然 于 胸 ， 这 样 才能 在 
考试 中 取得 优异 的 成 绩 。 

最 后 ， 衷 心 希 望 广大 考生 们 劳 逸 结合， 高 效 复 习 ， 正 常 发 挥 ， 胜 利 过 关 ! 

选用 本 书 您 将 获得 建设 工程 教育 网 (www. jianshe99. com) 赠送 的 学 习 卡 一 张 ; 扫描 每 
页 的 二 维 码 ， 您 将 获得 专家 提供 的 免费 线 上 答疑 辅导 。 
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模拟 试卷 一 


op 


一 、 单 项 选择 题 ( 共 60 题 ， 每 题 1 分 ,每 题 的 备 选项 中 ,只 有 1 个 选项 最 符合 
题 意 ) 


1. 下 列 费用 中 ， 不 属于 建设 工程 静态 投资 的 是 ( ) 。 





A. 基本 预备 费 B. 建筑 安装 工程 费 
C. 建设 期 贷款 利息 D. 设备 和 工 器 具 购 置 费 





2. 按照 优先 性 的 原则 ， 协 调和 平衡 工期 、 质 量 、 安 全 、 环 保 与 成 本 之 间 的 对 立 统一 关 
系 是 ( ) 的 核心 。 


A. 建设 工程 全 寿命 期 造价 管理 B. 建设 工程 全 过 程 造价 管理 
C. 建设 工程 全 要 素 造价 管理 D. 建设 工程 全 方位 造价 管理 


3. 根据 《注册 造价 工程 师 管理 办 法 》， 取 得 造价 工程 师 执 业 资 格 证 书 的 人 员 ， 可 自 资格 
证 书签 发 之 日 起 ( 。”) 内 申请 初始 注册 。 
A. 6 个 月 B. 1 年 C. 18 个 月 D. 2 年 


4. 根据 造价 员 管 理 制 度 ， 造 价 员 应 接受 继续 教育 ， 每 两 年 参加 继续 教育 的 时 间 累 计 不 
得 少 于 ( ”) 学 时 。 
A. 20 B. 24 C. 36 D. 48 


5. 根据 《工程 造价 咨询 企业 管理 办 法 》， 申 请 甲 级 工程 造价 咨询 企业 资质 ， 须 取得 乙 级 
价 咨询 企业 资质 证 书 满 ( ) 年 。 
2 B. 4 G85 D. 6 
下 列 条 件 中 不 能 申请 参加 造价 员 资 格 考 试 的 是 ( ) 。 
. 工程 造价 专业 本 科学 历 
. 土木 工程 专业 


工程 造 
A 
6. 
A 
B 
C， 普 通 高 等 院 校 工程 经 济 类 在 校生 
D 
7. 
A 
B 
C 
D 
8. 








.初中 学 历 ， 从 事 造 价 活动 满 2 年 
下 列 不 属于 工程 造价 咨询 业务 范围 的 是 ( ) 。 
. 项 目 经 济 评价 报告 的 审核 
. 项 目 竣工 结算 报告 的 审核 
. 项 目 概算 的 编制 
. 项目 优化 设计 方案 的 比 选 
应 用 美国 建筑 师 学 会 (AIA) 合同 条 件 时 ， 采 用 不 同 的 计价 方式 只 需 选 用 相应 的 
( ) 即 可 。 
.协议 书 格式 与 通用 条 件 
财务 管理 表格 与 协议 书 格式 
C. 通用 条 件 与 专用 条 件 


> 





吕 








2 建设 工程 造价 管理 冲刺 模拟 试卷 及 答案 解析 





D.， 专用 条 件 与 财务 管理 表格 

9. 建设 工程 项 目 投资 决策 完成 后 ， 控 制 工程 造价 的 关键 在 于 ( ) 。 

A. 工程 设计 B. 工程 招标 C. 工程 施工 D. 工程 结 

10. 根据 《工程 造价 咨询 企业 管理 办 法 》， 在 工程 造价 咨询 企业 出 资 人 中 ， 注 册 造 价 工 
程 师 的 出 资 额 至 少 为 注册 资本 总 额 的 ( ) 。 


A. 40% B. 50% C. 60% D. 70% 

11. 根据 《建设 工程 安全 生产 管理 条 例 》， 建 设 单位 在 ( ”) 时 ,确定 建设 工程 安全 
作业 环境 及 安全 施工 措施 所 需 费用 。 

A. 编制 投资 估算 B. 编制 工程 概算 

C. 编制 施工 图 预算 D. 编制 施工 组 织 设计 


12. 根据 《招标 投标 法 实施 条 例 》， 潜 在 投标 人 或 者 其 他 利害 关系 人 对 资格 预审 文件 有 
异议 ， 应 当 在 提交 资格 预审 申请 文件 截止 时 间 ( ) 日 前 提出 。 


A. 2 B. 5 C. 10 D. 15 
13. 根据 《建筑 工程 施工 质量 验收 统一 标准 》， 下列 工程 中 ,属于 分 部 工程 的 
是 (  )。 





A. 轻 质 隔 墙 工程 ”B. 工业 管道 工程 C. 土方 开 挖 工程 D. 建筑 节能 工程 
14. 根据 《国务 院 关 于 投资 体制 改革 的 决定 》， 采 用 下 列 方式 的 政府 投资 项 目 中 ， 不 属 
于 只 审批 资金 申请 报告 的 是 ( ) 。 


A. 贷款 贴息 方式 。 B. 转 贷方 式 C. 资本 金 注入 方式 ” D. 投资 补助 方式 
15. 实行 建设 项 目 法 人 责任 制 的 项 目 ， 项 目 董事 会 需要 负责 的 工作 是 ( ) 。 

A. 提出 项 目 开工 报告 B. 组 织 编制 项 目 初步 设计 文件 

C. 编制 和 确定 工程 招标 方案 D. 组 织 项 目 后 评价 ， 提 出 项 目 后 评价 报告 





16. 某 项 目 招标 ， 经 评 标 委员 会 评审 认为 所 有 投标 都 不 符合 招标 文件 的 要 求 ， 这 时 应 当 
) 。 
A. 与 相对 接近 要 求 的 投标 人 协商 ， 改 为 议 标 确 定 中 标 人 
B. 改 为 直接 发 包 
C. 用 原 招 标 文件 重新 招标 
D. 修改 招标 文件 后 重新 招标 
17. 缔约 过 失 责 任 是 指 ( ) 。 
A， 订 立 合 同时 ， 由 于 本 方 对 合同 风险 估计 不 足 ， 履 行 过 程 中 受到 的 损失 应 由 自己 负责 
B. 委托 代 理 人 订立 合同 ， 由 于 条 款 约定 不 明确 导致 的 损失 ， 应 由 委托 人 承担 
C. 由 于 本 方 授 权 签订 合同 代表 的 失误 而 受到 的 损失 ， 追 究 代 表 人 缔约 的 过 失 责 任 
D. 因 订 立 合同 时 对 方 提供 虚假 情况 而 使 本 方 受 到 损失 ， 要 求 对 方 承担 赔偿 责任 
18. 按 《 合 同 法 》 规 定 ， 合 同 生 效 后 ， 当 事 人 就 价款 或 者 报酬 没有 约定 的 ， 确 定价 款 或 
报酬 时 应 按 ( ) 的 顺序 履行 。 
A. 订立 合同 时 履行 地 的 市 场 价格 、 合 同 有 关 条 球 、 补 充 协 议 
B. 合同 有 关 条 款 、 补 充 协 议 、 订 立 合 同时 履行 地 的 市 场 价格 
C. 补充 协议 、 合 同 有 关 条 款 、 订 立 合 同时 履行 地 的 市 场 价格 
D. 补充 协议 、 订 立 合同 时 履行 地 的 市 场 价格 、 合 同 有 关 条 款 
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19. 建设 工程 施工 合同 纠纷 以 ( ) 为 合同 履行 地 。 
A. 原告 住所 地 B. 被 告 住所 地 
C. 施工 行为 地 D. 施工 单位 工商 登记 所 在 地 


20. 施工 人 员 对 涉及 结构 安全 的 试 块 ， 应 当 在 ( ) 监督 下 现场 取样 并 送 交 检测 。 

A. 监理 单位 或 建设 单位 

B. 设计 单位 或 监理 单位 

C. 建设 工程 质量 监督 机 构 或 监理 单位 

D. 施工 单位 或 建设 单位 

21. 投标 人 撤回 已 提交 的 投标 文件 ， 应 当 在 投标 截止 时 间 前 书面 通知 招标 人 。 招 标 人 已 
收取 投标 保证 金 的 ， 应 当 自 收 到 投标 人 书面 撤回 通知 之 日 起 ( ) 内 退还 。 

A. 3 日 B. 5 日 C. 15 日 D. 30 日 

22. 下 列 项 目 中 ， 属 于 经 营 性 政府 投资 项 目的 是 ( ) 。 

A. 国家 预算 内 资金 建设 的 水 利 项 目 

B. 教学 楼 项 目 

C. 医院 门诊 楼 建设 项 目 

D. 司法 机 关 办 公 书 

23. 根据 《关于 实行 建设 项 目 法 人 责任 制 的 暂行 规定 》， 项 目 总 经 理 的 基本 职权 是 ( ) 。 


A， 筹 措 工 程 建设 投资 B. 组 织 工程 建设 实施 
C. 提出 项 目 开工 报告 D， 审定 债务 偿还 计划 


24. 下 列 工程 项 目 管理 组 织 机 构 形 式 中 ， 具 有 较 大 的 机 动 性 和 灵活 性 ， 能 够 实现 集权 与 
分 权 的 最 优 结合 ， 但 因 有 双重 领导 ， 容 易 产 生 扯 皮 现 象 的 是 ( ) 。 





A， 和 矩阵 制 B， 直线 职能 制 C， 直线 制 D， 职能 制 

25. 施工 方案 应 由 项 目 技 术 负责 人 审批 ， 重 点 、 难 点 分 部 或 分 项 工程 的 施工 方案 应 由 施 
工 单位 技术 部 门 组 织 相关 专家 评审 ，( ) 批准 。 

A. 施工 单位 技术 负责 人 B. 施工 项 目 负 责 

C. 监理 工程 师 D. 安全 质量 管理 人 员 

26. 有 关 “ 流 水 节拍 ”的 概念 ， 正 确 的 解释 是 ( ) 。 

A. 一 个 专业 队 的 作业 时 间 B. 一 个 施工 段 的 持续 时 间 

C. 一 个 专业 队 的 流水 时 间 D. 一 个 专业 队 在 某 施 工段 上 的 作业 时 间 

27. 在 不 影响 总 工期 的 前 提 下 ， 本 工作 可 以 利用 的 机 动 时 间 为 ( ) 。 

A， 总 时 差 B. 最 迟 开 始 时 间 C. 自由 时 差 D. 最 述 完 成 时 间 


28. 下 列 关 于 工期 优化 的 基本 方法 的 说 明 ， 正 确 的 是 ( ) 。 

A. 工期 优化 的 基本 方法 是 改变 网 络 中 工作 之 间 的 逻辑 关系 

B.， 工期 优化 主要 是 通过 压缩 持续 时 间 最 长 的 工作 的 持续 时 间 来 缩短 总 工期 

C. 工期 优化 过 程 中 ， 不 能 将 关键 工作 压缩 成 非 关 键 工 作 

D. 工期 优化 过 程 中 ， 如 有 多 条 关键 线路 ， 只 压缩 其 中 一 条 即 可 

29. 具备 独立 施工 条 件 并 能 形成 独立 使 用 功能 的 建筑 物 及 构筑 物 称 为 ( ) 。 
A. 单项 工程 B. 单位 工程 C. 分 部 工程 D. 分 项 工程 
30. 下 列 关于 建设 项 目 竣工 验收 表述 正确 的 是 ( ) 。 
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. 无论 规 模 大 小 ， 建 设 项 目 完 工 后 均 应 进行 初 验 ， 然 后 进行 正式 验收 

. 建设 项 目 竣工 图 应 由 施工 单位 绘制 并 加 盖 “ 竣 工 图 ”标志 
.竣工 图 使 用 单位 应 长 期 保存 

.施工 单位 必须 及 时 编制 竣工 决算 ,分 析 投 资 计划 执行 情况 

31. 采用 盈亏 平衡 分 析 法 进行 投资 方案 不 确定 性 分 析 的 缺点 是 ( ) 。 

A. 不 能 揭示 产生 项 目 风险 的 根源 B. 不 能 度量 项 目 风险 的 大 小 

C. 不 能 明确 投资 项 目 风 险 的 降低 途径 D. 不 能 说 明 不 确定 因素 的 变动 情况 
32. 价值 工程 的 核心 是 对 产品 进行 ( ) 分 析 。 








= 














A. 功能 B. 成 本 C. 价值 D. 结构 

33. 产品 功能 可 从 不 同 的 角度 进行 分 类 ， 按 功能 的 性 质 不 同 , 产品 的 功能 可 分 
为 ( ) 5 

A. 必要 功能 和 不 必要 功能 B. 基本 功能 和 辅助 功能 

C. 使 用 功能 和 美学 功能 D. 过 剩 功 能 和 不 足 功能 


34. 采用 0 一 4 评分 法 确定 产品 各 部 件 功能 重要 性 系数 时 ， 各 部 件 功 能 得 分 见 下 表 ， 部 
件 A 的 功能 重要 性 系数 是 ( ) 。 
































部 件 A B C D E 
A x 4 3 1 
B x 3 3 1 
C x 1 0 
D x 3 
E x 

A. 0.100 B. 0. 150 C. 0.225 D. 0.250 

35. 应 用 价值 工程 进行 功能 评价 时 ， 效 果 评 价 对 象 的 价值 指数 V, >1， 则 正确 的 改善 方 

法 是 ( ) 。 
A. 降低 评价 对 象 的 现实 成 本 B. 剔除 评价 对 象 的 过 剩 功能 
C. 降低 评价 对 象 的 功能 水 平 D. 功能 比重 与 成 本 比重 大 致 平衡 


36. 价值 工程 的 目标 在 于 提高 工程 对 象 的 价值 ， 它 追求 的 是 ( ) 。 
A. 使 用 费用 最 低 时 的 功能 

B. 满足 用 户 最 大 限度 需求 的 功能 

C. 投资 费用 最 低 时 的 功能 

D. 寿命 周期 成 本 最 低 时 的 必要 功能 

37. 净 现 值 作为 评价 投资 方案 经 济 效果 的 指标 ， 其 优点 是 ( ) 。 

















A. 全 面 考虑 了 项 目 在 整个 计算 期 内 的 经 济 状况 

B. 能 够 直接 说 明 项 目 在 整个 运营 期 内 各 年 的 经 营 成 果 

C. 能 够 明确 反映 项 目 投资 中 单位 投资 的 使 用 效率 

D. 不 需要 确定 基准 收益 率 而 直接 进行 方案 的 比 选 

38. 某 建 设 项 目 以 财务 净 现 值 为 指标 进行 敏感 性 分 析 的 有 关 数 据 见 下 表 ， 则 按 净 现 值 确 
人口 
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定 的 由 大 到 小 的 顺序 为 ( ) 。 














(单位 : 万 元 ) 
项 目 —10% 0 +10% 
中 建设 投资 915. 44 861. 44 807. 44 
@ 营 业 收 入 703. 08 861. 44 1019. 80 
@ 经 营 成 本 875. 40 861. 44 857. 47 











A. 四-@ -外 B. @ -四 - 包 C. 四 -@- 中 D. @ -@ -中 
39. 某 机 械 加 工 产品 生产 线 ， 已 知 其 系统 效率 为 6000 万 元 ， 设 置 费 为 1000 万 元 ， 维 持 
费 为 2000 万 元 ， 则 该 产品 生产 线 的 费用 效率 为 ( ) 。 





A. 6.00 B. 3.00 C. 2.00 D. 0.50 

40. 在 资金 成 本 中 ， 具 有 产品 成 本 性 质 的 部 分 应 计 入 产品 成 本 ， 另 一 部 分 应 作为 ( ) 。 
A. 产品 净 收 益 B. 利润 的 分 配 C. 实 收 资本 D. 未 分 配 利润 
41. 项 目 融资 过 程 中 ， 融 资 结 构 设计 后 应 进行 的 工作 是 ( ) 。 

A. 融资 谈判 B. 融资 决策 分 析 C. 融资 执行 D. 投资 决策 分 析 
42. 关于 BT 项 目 经 营 权 和 建设 权 归 属 的 说 法 ， 正 确 的 是 ( ) 。 





A. 特许 期 经 营 权 属于 投资 者 ， 建 设 权 属于 政府 

B. 经 营 权 属于 政府 ， 建 设 权 属于 投资 者 

C. 经 营 权 和 建设 权 均 属于 投资 者 

D. 经 营 权 和 建设 权 均 属于 政府 

43. PPP 融资 项 目 中 ， 民 营 机 构 获得 的 合理 回报 是 ( ) 。 
A. 政府 一 次 性 支付 购 回 项 目的 价款 

B. 项 目 投入 使 用 后 产生 的 现金 流量 

C. 在 特许 期 内 获得 的 投资 分 红 

D. 项 目 特许 经 营 期 满 后 的 净 现 金 流量 

44. ABS 融资 方式 的 物质 基础 是 ( ) 。 




















A. 通过 发 行 债券 筹集 的 资金 B. 未 来 现金 流量 所 代表 的 资产 
C. 债券 承销 机 构 的 担保 资产 D. 项 目 原始 权益 人 的 全 部 资产 


45. 将 PFI 与 BOT 两 种 融资 方式 进行 比较 ，BOT 融资 方式 下 ， 政 府 部 门 与 私营 部 门 签 
署 的 合同 类 型 是 ( ) 。 


A. 服务 合同 B. 特许 经 营 合 后 C. 承包 合同 D. 融资 租赁 合同 
46. 下 列 工程 项 目 多 方案 比 选 方法 中 ， 不 属于 经 济 效益 比 选 方法 的 是 ( ) 。 
A. 年 值 法 B. 净 现 值 法 C. 净 现 值 率 法 D. 方案 评分 法 


47. 某 建 设 单位 为 了 明确 在 特定 融资 方案 下 投资 者 权益 投资 的 获 利 能 力 ， 就 以 投资 方案 
资本 金 作 为 计算 基础 ， 把 资本 金 偿还 和 利息 支付 作为 现金 流出 ， 该 单位 编制 的 现金 流量 表 是 


A. 投资 现金 流量 表 B. 投资 各 方 现金 流量 表 
C. 资本 金 现金 流量 表 D， 财务 计划 现金 流量 表 
48. ( ) 是 限额 设计 的 关键 。 
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A. 投资 决策 阶段 ” B. 初步 设计 阶段 C. 招 投标 阶段 D. 施工 阶段 
49. 下 列 属于 邀请 招标 的 缺点 的 是 ( ) 。 


A. 招标 时 间 长 

B. 投标 竞争 的 激烈 程度 较 差 

C. 招标 费用 高 

D. 准备 招标 、 对 投标 申请 者 进行 资格 预审 和 评 标的 工作 量 大 

50. 根据 《标准 施工 招标 文件 》 的 相关 规定 ， 发 包 人 在 收 到 承保 人 竣工 验收 申请 报告 
( ) 日 后 未 进行 验收 的 ， 视 为 验收 合格 。 




















A. 14 B. 28 C. 30 D. 56 

51. 在 工程 项 目 施 工 成 本 管理 过 程 中 ， 成 本 管理 的 核心 内 容 是 ) 。 

A. 成 本 计划 B. 成 本 控制 C. 成 本 核算 D. 成 本 分 析 

52. 下 列 工程 索赔 产生 的 原因 中 属于 业主 方 违约 的 是 ( ) 。 

A， 外 汇 汇率 变化 B. 建设 单位 指令 增加 工程 量 

C. 合同 条 款 遗 漏 D. 未 按 合同 规定 提供 图 样 

53. 在 建设 工程 合同 实施 过 程 中 ， 用 于 纠正 费用 偏差 的 合同 措施 是 ( ) 。 

A. 落实 费用 控制 人 员 B. 落实 合同 规定 责任 

C. 制定 合理 的 技术 方案 D， 明 确 职责 分 工 

54. 工程 项 目 投资 方案 现金 流量 表 不 包括 ( ) 。 

A. 投资 现金 流量 表 B， 资本 金 现金 流量 表 

C. 项 目 投 资 经 济 费 用 效益 流量 表 D. 投资 各 方 现金 流量 表 

55. 某 工程 项 目 设 计 过 程 中 所 作 的 下 列 工作 中 ， 不 属于 限额 设计 工作 内 容 的 是 ( ) 。 

A. 编制 项 目 投资 可 行 性 研究 报告 B. 设计 人 员 作 出 初步 设计 方案 

C. 设计 单位 绘制 设计 图 D. 编制 项 目 施 工 组 织 方 案 

56. 根据 FIDIC《 土 木工 程 施工 合同 条 件 》， 承 包 商 应 在 收 到 中 标 函 后 ( ) 日 内 向 
业主 提交 履约 担保 ， 并 向 (咨询 ) 工程 师 送 副本 一 份 。 

A. 7 B. 14 C. 28 D. 30 

57. 中 标 人 确定 后 ， 招 标 人 应 当 向 中 标 人 发 出 中 标 通 知 书 ， 同 时 通知 未 中 标 人 ， 并 与 中 
标 人 在 ( ) 日 内 签订 书面 合同 。 

A. 5 B. 10 C. 15 D. 30 


58. 某 企 业 承包 一 工程 ， 计 划 砌 砖 工程 量 200m ， 按 预算 定额 规定 ，lm 耗 用 砖 510 块 ， 
每 块 砖 计划 价格 为 0. 25 元 ; 实际 砌 砖 工程 量 250m ，lm" 实 耗 砖 500 块 ， 每 块 砖 实际 价格 为 
0. 30 元 ， 采 用 连环 置换 法 进行 成 本 分 析 ， 砖 单价 变动 对 成 本 的 影响 额 是 (  ) 元 。 

A. 6375 B. 6250 C. 2550 D. -625 

59. 在 工程 施工 过 程 中 ， 费 用 偏差 是 指 工程 项 目 成 本 的 ( 。”) 之 间 的 差额 。 

A. 预测 值 与 计划 值 B. 计划 值 与 实际 值 ” C. 预测 值 与 实际 值 ”D. 实际 值 与 最 大 值 

60. 根据 相关 规定 ， 评 标 委 员 会 成 员 中 ， 技 术 、 经 济 等 方面 的 专家 不 得 少 于 成 员 总 数 
的 (  )。 

A. 1/2 B. 1/3 C. 2/3 D. 3/4 
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二 、 多 项 选择 题 ( 共 20 题 ， 每 题 2 分 。 每 题 的 备 选项 中 ， 有 2 个 或 2 个 以 上 选项 符 
合 题 意 ， 至 少 有 1 个 错 项 。 错 选 ， 本 题 不 得 分 ; 少 选 ， 所 选 的 每 个 选项 得 0. 5 分 ) 

61. 根据 《注册 造价 工程 师 管 理 办 法 》， 属 于 注册 造价 工程 师 权 利 的 有 ( )o 

A. 执行 工程 计价 标准 和 计价 方法 B. 使 用 注册 造价 工程 师 名 称 

C. 保管 和 使 用 本 人 的 注册 证 书 和 执业 印章 D. 发 起 设立 工程 造价 咨询 企业 

E. 依法 独立 执行 工程 造价 业务 

62. 工程 造价 咨询 企业 设立 的 分 支 机构 不 得 以 自己 名 义 进行 的 工作 有 ( )o 


A. 承接 工程 造价 咨询 业务 B. 订立 工程 造价 咨询 合同 
C. 出 具 工 程 造价 成 果 文件 D. 组 建 工程 造价 咨询 项 目 管理 机 构 


E. 委托 工程 造价 咨询 项 目 负责 
63. 应 当先 履行 债务 的 当事人 ， 有 确切 证 据 证 明 对 方 ( ) 的 ， 可 以 中 止 履行 债务 。 


A. 抽逃 资金 以 逃避 债务 B. 免除 自己 主要 责任 
C. 经 营 状况 严重 恶化 D. 没有 确切 证 据 

E. 丧失 商业 信誉 

64. 建设 工程 竣工 验收 应 具备 的 条 件 ( ) 。 


A. 有 完整 的 技术 档案 和 施工 管理 资料 

B. 有 勘察 、 设 计 、 施 工 、 监 理 单位 分 别 签署 的 质量 合格 文件 
C. 有 施工 单位 签署 的 工程 保修 书 
D 
E 





. 有 工程 结 清 证 明文 件 
. 有 工程 使 用 的 建筑 构 配 件 的 进 场 试验 报告 
65. 根据 我 国 《 合 同 法 》 的 规定 ， 缔 约 过 失 责 任 的 构成 条 件 包括 ( ) 。 


A. 当事人 有 过 错 B.， 违约 行为 客观 存在 
C. 抗辩 事由 不 能 成 立 D. 有 损害 后 果 的 发 生 


E， 当事人 的 过 错 与 造成 的 损失 有 因果 关系 
66. 根据 《价格 法 》， 政 府 可 依据 有 关 商 品 或 者 服务 的 社会 平均 成 本 和 社会 供求 状况 、 
国民 经 济 与 社会 发 展 要 求 以 及 社会 承受 能 力 ， 实 行 合理 的 有 ( ) 。 


A. 购销 差价 B. 批零 差价 
C. 利税 差价 D. 地 区 差价 
E， 季节 差价 


67. 在 施工 过 程 中 ， 施 工人 员 发 现 设计 图 样 不 符合 技术 标准 ， 施 工 单位 技术 负责 人 采取 
的 正确 做 法 是 ( ) 。 


A. 继续 按照 工程 设计 图 样 施工 B. 按照 技术 标准 修改 工程 设计 
C. 追究 设计 单位 违法 责任 D. 及 时 提出 意见 和 建议 


E. 通过 建设 单位 要 求 设计 单位 予以 变更 

68. 下 列 对 工程 项 目前 期 工作 计划 和 工程 项 目 建设 总 进度 计划 的 认识 中 ,正确 的 是 ( 。  )。 
A. 工程 项 目前 期 工作 计划 可 使 工程 项 目前 期 决策 阶段 各 项 工作 的 时 间 得 到 控制 

B. 工程 项 目前 期 工作 计划 是 对 工程 决策 和 实施 阶段 工作 和 工程 进度 的 安排 
C 
D 





. 工程 项 目 总 进度 计划 应 在 施工 图 设计 完成 后 编制 
. 工程 项 目 总 进度 计划 将 具体 安排 各 单位 工程 的 开工 和 竣工 日 期 
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E. 投资 计划 年 度 分 配 表 根据 工程 项 目 总 进度 计划 安排 各 个 年 度 的 投资 
69. 建设 单位 的 计划 体系 中 ， 工 程 项 目 建设 总 进度 计划 包括 的 内 容 有 ( ) 。 


A. 工程 项 目 总 进度 计划 B. 工程 项 目 一 览 

C. 年 度 建设 资金 平衡 表 D. 工程 项 目 进 度 平衡 表 
E. 投资 计划 年 度 分 配 表 

70. 下 列 选项 中 ， 属 于 固定 节拍 流水 施工 特点 的 有 ( ) 。 


A. 施工 段 之 间 可 能 存在 空闲 时 间 
B. 相 邻 施工 过 程 的 流水 步 距 均 相 等 
C. 专业 工作 队 数 等 于 施工 过 程 数 
D. 施工 段 之 间 没 有 空闲 时 间 
E. 有 的 专业 工作 队 不 能 连续 作业 
71. 采用 净 现 值 指标 评价 投资 方案 经 济 效果 的 优点 是 ( ) 。 
.能够 全 面 反映 投资 方案 中 单位 投资 的 使 用 效率 
. 能 够 全 面 反 映 投资 方案 在 整个 计算 期 内 的 经 济 状况 
E 够 直接 反映 投资 方案 运营 期 各 年 的 经 营 成 果 
bE 够 直接 反映 投资 方案 中 的 资本 周转 速度 
E 够 直接 以 金额 表示 项 目的 一 利水 平 
72. 寿命 周期 费用 估算 的 方法 有 很 多 ， 常 用 的 有 ( ) 。 
A. 费用 模型 估算 法 B. 参数 估算 法 
C. 类 比 佑 算法 D. 因素 分 析 法 
E， 费 用 项 目 分 别 估算 法 
73. 有 三 项 投资 ， 现 金 流 量 的 资料 见 下 表 ， 要 比较 哪 项 投资 有 利 ， 可 以 使 用 的 方法 


是 ( ) 。 









































(单位 : 万 元 ) 
投资 方案 (时间) 0 第 1 年 年 末 第 2 年 年 末 
A 一 5000 一 二 9000 
B 一 5000 4000 4000 
C 一 5000 7000 一 
A. NPV 法 B. NAV 法 
C. 最 小 公 倍 数 法 D. IRR 法 
E，AIRR 法 
74. 债务 资金 筹措 应 考虑 的 主要 因素 包括 ( ) 。 
A. 合资 合作 B. 银行 贷款 
C. 债务 偿还 D.， 违约 风险 


E.， 便 务 期 限 
75. 土地 增值 税 以 纳税 人 转让 房地产 所 取得 的 收入 减 除 税法 规定 的 扣除 项 目 金额 后 的 余 
额 为 计 税 依据 ， 其 中 税法 规定 的 可 据 实 扣除 的 项 目 包 括 ( )o 
A， 纳税 人 为 取得 土地 使 用 权 所 支付 的 地 价款 
加 本 








忆 
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.房地产 开发 成 本 

.房地产 开发 费用 

. 与 转让 房地产 有 关 的 税金 

. 旧 房 及 建筑 物 的 原 购买 时 的 价格 

. 工程 项 目 设计 方案 的 评价 指标 体系 包括 ( ) 。 

. 使 用 价值 指标 

. 工程 项 目 满足 需要 程度 的 指标 

. 项 目 社会 价值 指标 

. 反映 创造 使 用 价值 所 消耗 的 社会 劳动 消耗 量 的 指标 

.财务 分 析 指 标 

. 报价 技巧 是 指 投标 中 具体 采用 的 对 策 和 方法 ， 常 用 的 报价 技巧 有 ( ) 。 
.突然 涨 价 法 B. 单方 案 报 价 法 

. 不 平衡 报价 法 D. 无 利润 竞标 法 

.突然 降价 法 

. 企业 对 项 目 经 理 部 可 控 责 任 成 本 的 考核 包括 ( ) 。 

. 项 目 成 本 目标 和 阶段 成 本 目标 完成 情况 

.建立 以 项 目 经 理 为 核心 的 成 本 管理 责任 制 的 落实 情况 

. 成 本 计划 的 编制 和 落实 情况 

.在 成 本 管理 中 贯彻 责 权利 结合 原则 的 执行 情况 

.对 各 分 包工 程 的 检查 情况 

.对 工程 项 目 进 行 区 域 经 济 与 宏观 经 济 影响 分 析 时 ， 其 指标 体系 包括 ( ) 。 
. 区域 经 济 指标 B. 经 济 总 量 指标 

. 经济 结 构 指 标 D. 提高 就 业 指 标 
.社会 与 环境 指标 

. 根据 《建设 工程 安全 生产 管理 条 例 》， 施 工 项 目 经 理 的 安全 职责 有 ( ) 。 
.应当 制定 安全 生产 规章 制度 B. 落实 安全 生产 责任 制 

.确保 安全 生产 费用 的 有 效 使 用 D， 保 证 安全 生产 条 件 所 需 资金 的 投入 








及 时 、 如 实 报告 生产 安全 事故 
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模拟 试卷 一 答案 及 解析 


一 、 单 项 选择 题 

1. 【答案 】C (参见 教材 P3) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 相关 概念 。 建 设 投资 可 以 分 为 静态 投资 部 分 和 动态 投资 
部 分 。 静 态 投资 包括 : 建筑 安装 工程 费 、 设 备 和 工 絮 具 购 置 费 、 工 程 建设 其 他 费用 、 基 本 预 
备 费 ， 以 及 因 工 程 量 误差 而 引起 的 工程 造价 的 增 减 等 。 动 态 投 资 是 指 为 完成 一 个 工程 项 目的 
建设 ,预计 投资 需要 量 的 总 和 。 动 态 投 资 除 包括 静态 投资 外 ， 还 包括 建设 期 贷款 利息 、 有 关 
税 费 、 涨 价 预 备 费 等 。 

2. 【答案 】C (参见 教材 P5) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 管理 的 基本 内 涵 。 全 要 素 造 价 管 理 的 核心 是 按照 优先 性 
的 原则 ， 协 调和 平衡 工期 、 质 量 、 安 全 、 环 保 与 成 本 之 间 的 对 立 统一 关系 。 

3. 【答案 】B (参见 教材 P10) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 造价 工程 师 管理 制度 。 取 得 造价 工程 师 执 业 资格 证 书 的 人 员 ， 可 
自 资格 证 书签 发 之 日 起 1 年 内 申请 初始 注册 。 

4. 【答案 】A (参见 教材 P15) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 造价 员 管 理 制 度 。 造 价 员 应 接受 继续 教育 ， 每 两 年 参加 继续 教育 
的 时 间 累 计 不 得 少 于 20 学 时 。 

5. 【答案 】A (参见 教材 P16) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 咨询 企业 资质 管理 。 根 据 《 工 程 造价 咨询 企业 管理 办 
法 》， 申 请 甲 级 工程 造价 咨询 企业 资质 ， 须 取得 乙 级 工程 造价 咨询 企业 资质 证 书 满 3 年 。 

6. 【答案 】D (参见 教材 P14) 

【解析 】 本题 考查 的 是 造价 员 管 理 制 度 。 凡 中 华人 民 共 和 国 公民 ， 遵 纪 守 法 ， 具 备 下 列 
条 件 之 一 者 ， 均 可 申请 参加 造价 员 资 格 考试 : (普通 高 等 学 校 工程 造价 专业 、 工 程 或 工程 经 
济 类 专业 在 校生 ; @ 工 程 造价 专业 、 工 程 或 工程 经 济 类 专业 中 专 及 以 上 学 历 ; 名 其 他 专业 ， 
中 专 及 以 上 学 历 ， 且 从 事 工程 造价 活动 满 1 年 。 

7. 【答案 】D (参见 教材 P19) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 咨询 管理 。 工 程 造价 咨询 业务 范围 包括 : 中 建设 项 目 建 
议 书 及 可 行 性 研究 投资 估算 、 项 目 经 济 评价 报告 的 编制 和 审核 ; @) 建 设 项 目 概 预算 的 编制 与 
审核 ， 并 配合 设计 方案 比 选 、 优 化 设计 、 限 额 设 计 等 工作 进行 工程 造价 分 析 与 控制 ; @ 建 设 
项 目 合同 价款 的 确定 ， 合 同 价款 的 签订 与 调整 与 工程 款 支 付 ， 工 程 结 算 、 竣 工 结算 和 决算 报 
告 的 编制 与 审核 等 ; 由 工程 造价 经 济 纠纷 的 鉴定 和 仲裁 的 咨询 ; 名 提供 工程 造价 信息 服 
务 等 。 

8. 【答案 】A (参见 教材 P26) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 发 达 国 家 和 地 区 的 工程 造价 管理 。 应 用 美国 建筑 师 学 会 (AIA ) 
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合同 条 件 时 ， 采 用 不 同 的 计价 方式 只 需 选 用 相应 “协议 书 格式 ”与 “通用 条 件 ” 即 可 。 

9. 【答案 】A (参见 教材 P7 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 管理 的 主要 内 容 及 原则 。 工 程 造价 管理 的 关键 在 于 前 期 
决策 和 设计 阶段 ， 而 在 项 目 投资 决策 后 ， 控 制 工程 造价 的 关键 就 在 于 设计 。 

10. 【答案 】C (参见 教材 P16) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 造价 咨询 企业 资质 管理 。 在 工程 造价 咨询 企业 出 资 人 中 ， 注 
册 造 价 工程 师 的 出 资 额 至 少 为 注册 资本 总 额 的 60% 。 

11. 【答案 】B (参见 教材 P50) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建设 工程 安全 生产 管理 条 例 。 建 设 单位 在 编制 工程 概算 时 ， 应 当 
确定 建设 工程 安全 作业 环境 及 安全 施工 措施 所 需 费 用 。 

12. 【答案 】A (参见 教材 P58) 

【解析 】 本题 考查 的 是 招标 投标 法 实施 条 例 。 洪 在 投标 人 或 者 其 他 利害 关系 人 对 资格 预 
审 文件 有 异议 ， 应 当 在 提交 资格 预审 申请 文件 截止 时 间 2 日 前 提出 ; 对 招标 文件 有 异议 ， 应 
当 在 投标 截止 时 间 10 日 前 提出 。 

13. 【答案 】D (参见 教材 P63) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目的 组 成 和 分 类 。 分 部 工程 是 指 将 单位 工程 按 专 业 性 质 、 
建筑 部 位 等 划分 的 工程 。 建 筑 工 程 包括 : 地 基 与 基础 、 主 体 结构 、 建 筑 装饰 装修 、 屋 面 、 建 
筑 给 排水 及 采暖 、 建 筑 电 气 、 智 能 建筑 、 通 风 与 空调 、 电 梯 、 建 筑 节 能 等 分 部 工程 。 

14. 【答案 】C (参见 教材 P68) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 工程 项 目 建 设 程序 。 对 于 采用 投资 补助 、 转 贷 和 贷款 贴息 方式 的 
政府 投资 项 目 ， 则 只 审批 资金 申请 报告 。 

15. 【答案 】A (参见 教材 P75) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 项 目 管理 的 类 型 、 任 务 及 相关 制度 。 建 设 项 目 董事 会 的 职权 
有 : 负责 筹措 建设 资金 ; 提出 项 目 开 工 报告 ;审定 偿还 债务 计划 和 生产 经 营 方针 ， 并 负责 按 
时 偿还 债务 等 。 选 项 BCD 是 项 目 总 经 理 的 职权 。 

16. 【答案 】D (参见 教材 P61 ~ P62 ) 

【解析 】 本题 考查 的 是 招标 投标 法 实施 条 例 。 评 标 委员 会 经 评审 ， 认 为 所 有 投标 都 不 符 
合 招 标 文件 要 求 的 ， 可 以 否决 所 有 投标 。 依 法 必须 进行 招标 的 项 目的 所 有 投标 被 否决 的 ， 招 
标 人 应 当 依 照 本 法 重新 招标 。 

17. 【答案 】D (参见 教材 P32) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 缔 约 过 失 的 构成 条 件 : 一 是 当事人 有 过 错 。 二 是 有 损害 
后 果 的 发 生 。 三 是 当事人 的 过 错 行 为 与 造成 的 损失 有 因果 关系 。 当 事 人 在 订立 合同 过 程 中 有 
下 列 情形 之 一 ， 给 对 方 造成 损失 的 ， 应 当 承 担 损害 赔偿 责任 : 中 假借 订立 合同 ， 恶 意 进行 磋 
商 ; 故意 隐瞒 与 订立 合同 有 关 的 重要 事实 或 者 提供 虚假 情况 ; @ 有 其 他 违背 诚实 信用 原则 
的 行为 。 

18. 【答案 】C (参见 教材 P36) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 合 同 生 效 后 ， 当 事 人 就 价款 或 者 报酬 没有 约定 或 者 约定 
不 明确 的 ， 可 以 协议 补充 ; 不 能 达成 补充 协议 的 ， 按 照 合 同 有 关 条 款 或 者 交易 习惯 确定 。 依 
照 上 述 规定 仍 不 能 确定 的 ， 按 照 订 立 合同 时 履行 地 的 市 场 价格 履行 。 
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19. 【答案 】C (参见 教材 P42) 

【解析 】 本题 考查 的 是 合同 法 。 建 设 工 程 施工 合同 纠纷 以 施工 行为 地 为 合同 履行 地 。 

20. 【答案 】A (参见 教材 P48) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建设 工程 质量 管理 条 例 。 对 涉及 结构 安全 的 试 块 、 试 件 以 及 有 关 
材料 ， 应 当 在 建设 单位 或 者 工程 监理 单位 的 监督 下 现场 取样 ， 并 送 具有 相应 资质 等 级 的 质量 
检测 单位 进行 检测 。 

21. 【答案 】B (参见 教材 P59) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 招标 投标 法 。 投 标 人 撤回 已 提交 的 投标 文件 ， 应 当 在 投标 截止 时 
间 前 书面 通知 招标 人 。 招 标 人 已 收取 投标 保证 金 的 ， 应 当 自 收 到 投标 人 书面 撤回 通知 之 日 起 
5 日 内 退还 。 

22. 【答案 】A (参见 教材 P66) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 项 目的 组 成 和 分 类 。 经 营 性 政府 投资 项 目 是 指 具 有 一 利 性 质 
的 政府 投资 项 目 ， 政 府 投 资 的 水 利 、 电 力 、 铁 路 等 项 目 基本 都 属于 经 营 性 项 目 。 

23. 【答案 】B (参见 教材 P75 ~ P76) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 管理 的 类 型 、 任 务 及 相关 制度 。 项 目 总 经 理 的 职权 有 : 
组 织 编制 项 目 初步 设计 文件 ， 对 项 目 工艺 流程 、 设 备 选 型 、 建 设 标准 、 总 图 布置 提出 意见 ， 
提交 董事 会 审查 ;组织 工程 设计 、 施 工 监 理 、 施 工 队 伍 和 设备 材料 采购 的 招标 工作 ， 编 制 和 
确定 招标 方案 、 标 底 和 评 标 标 准 ， 评 选 和 确定 投标 、 中 标 单 位 。 实 行 国 际 招标 的 项 目 ， 按 现 
行规 定 办 理 ; 编制 并 组 织 实施 项 目 年 度 投 资 计 划 、 用 款 计 划 ， 建 设 进度 计划 ; 编制 项 目 财务 
预算 、 决 算 ; 编制 并 组 织 实施 归还 贷款 和 其 他 债务 计划 ; 组 织 工程 建设 实施 ， 负 责 控 制 工程 
投资 、 工 期 和 质量 ;在 项 目 建设 过 程 中 ， 在 批准 的 概算 范围 内 对 单项 工程 的 设计 进行 局 部 调 
整 ( 几 引 起 生产 性 质 、 能 力 、 产 品 品 种 和 标准 变化 的 设计 调整 以 及 概算 调整 ， 需 经 董事 会 
决定 并 报 原审 批 单位 批准 ) ; 根据 董事 会 授权 处 理 项 目 实施 中 的 重大 紧急 事件 ， 并 及 时 向 董 
事 会 报告 ; 负责 生产 准备 工作 和 培训 有 关 人 员 ; 负责 组 织 项 目 试 生产 和 单项 工程 预 验收 ; 拟 
订 生 产 经 营 计 划 、 企 业内 部 机 构 设 置 、 劳 动 定员 定额 方案 及 工资 福利 方案 ; 组 织 项 目 后 评 
价 。 提 出 项 目 后 评价 报告 ;按时 向 有 关 部 门 报 送 项 目 建设 、 生 产 信 息 和 统计 资料 ;提请 董事 
会 聘任 或 解聘 项 目 高 级 管理 人 员 。 对 于 这 类 试题 ， 记 住 “项 目 董事 会 的 职权 ”以 区 别 “ 项 
目 总 经 理 的 职权 ”较为 “经 济 ”。 

24. 【答案 】A (参见 教材 P83) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 管理 组 织 机 构 形 式 。 和 矩阵 中 的 每 一 个 成 员 都 受 项 目 经 理 
和 职能 部 门 经 理 的 双重 领导 ， 如 果 人 处 理 不 当 ， 会 造成 了 矛盾， 产生 扯皮 现象 。 

25. 【答案 】A (参见 教材 P98) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 施 工 组 织 设计 。 施 工 方 案 应 由 项 目 技术 负责 人 审批 ， 重 
点 、 难 点 分 部 (分 项 ) 或 专项 工程 的 施工 方案 应 由 施工 单位 技术 部 门 组 织 相关 专家 评审 ， 
施工 单位 技术 负责 人 批准 。 

26. 【答案 】D (参见 教材 P110) 

【解析 】 本题 考查 的 是 流水 施工 的 特点 和 参数 。 流 水 节拍 是 指 在 组 织 流水 施工 时 ， 某 个 
专业 工作 队 在 一 个 施工 段 上 的 施工 时 间 。 

27. 【答案 】A (参见 教材 P123 ~ P124) 
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【解析 】 本 题 考查 的 是 网 络 计 划 时 间 参 数 的 计算 。 工 作 的 总 时 差 是 指 在 不 影响 总 工期 的 
前 提 下 ， 本 工作 可 以 利用 的 机 动 时 间 。 

28. 【答案 】C (参见 教材 P134) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 网 络 计划 的 优化 。 网 络 计划 工期 优化 的 基本 方法 是 在 不 改变 网 络 
计划 中 各 项 工作 之 间 逻 辑 关 系 的 前 提 下 ， 通 过 压缩 关键 工作 的 持续 时 间 来 达到 优化 目标 。 在 
工期 优化 过 程 中 ， 按 照 经 济 合 理 的 原则 ， 不 能 将 关键 工作 压缩 成 非 关 键 工作 。 此 外 ， 当 工期 
优化 过 程 中 出 现 多 条 关键 线路 时 ， 必 须 将 各 条 关键 线路 的 总 持续 时 间 压 缩 相同 数值 ， 否 则 ， 
不 能 有 效 地 缩短 工期 。 

29. 【答案 】B (参见 教材 P63) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 项 目的 组 成 和 分 类 。 单 项 工程 是 指 在 一 个 工程 项 目 中 ， 具 有 
独立 的 设计 文件 ， 竣 工 后 可 以 独立 发 挥 生产 能 力 、 投 资 效益 的 一 组 配套 齐全 的 工程 项 目 ; 单 
位 工程 是 指 具备 独立 施工 条 件 并 能 形成 独立 使 用 功能 的 建筑 物 及 构筑 物 。 

30. 【答案 】C (参见 教材 P70 ~ P72) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 项 目 建设 程序 。 小 项 目 可 以 一 次 进行 全 部 项 目的 竣工 验收 ; 
竣工 图 是 谁 的 原因 谁 绘制 ， 竣工 决算 为 建设 单位 的 任务 。 

31. 【答案 】A (参见 教材 P192) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 不 确定 性 分 析 与 风险 分 析 。 盘 亏 平 衡 分 析 虽 然 能 够 度量 项 目 风 险 
的 大 小 ， 但 并 不 能 揭示 产生 项 目 风 险 的 根源 。 

32. 【答案 】A (参见 教材 P196) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 价值 工程 的 基本 原理 和 工作 程序 。 价 值 工程 的 核心 是 对 产品 进行 
功能 分 析 。 

33. 【答案 】C (参见 教材 P200) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 价值 工程 方法 。 按 功能 的 性 质 分 类 ， 产 品 的 功能 可 分 为 使 用 功能 
和 美学 功能 。 

34. 【答案 】D (参见 教材 P205 ~ P207 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 价值 工程 方法 。 
























































部 件 A B C D E 功能 系数 | 功能 重要 性 系数 
A x 2 3 1 10 0. 250 
B 0 x 3 3 1 7 0. 175 
C 2 1 x 1 0 4 0. 100 
D 1 1 3 x 3 8 0. 200 
E 3 3 4 1 x 11 0. 275 
40 1 























35. 【答案 】C (参见 教材 P210) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 价值 工程 方法 。V, > 1 时 评价 对 象 的 成 本 比重 小 于 其 功能 比重 ， 
出 现 这 种 情况 的 原因 可 能 有 三 种 : 第 一 ， 由 于 现实 成 本 偏 低 ， 不 能 满足 评价 对 象 实现 其 应 具 
有 的 功能 的 要 求 ， 致 使 对 象 功能 偏 低 ， 这 种 情况 应 列 为 改进 对 象 ， 改 善 方向 是 增加 成 本 ; 第 
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二 ， 对 象 目前 具有 的 功能 已 经 超过 其 应 该 具有 的 水 平 ， 也 即 存在 过 剩 功能 ， 这 种 情况 也 应 列 
为 改进 对 象 ， 改 善 方向 是 降低 功能 水 平 ; 第 三 ， 对 象 在 技术 、 经 济 等 方面 具有 某 些 特征 ， 在 
客观 上 存在 着 功能 很 重要 而 消耗 的 成 本 却 很 少 的 情况 ， 这 种 情况 一 般 不 列 为 改进 对 象 。 

36. 【答案 】D (参见 教材 P196) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 价值 工程 的 基本 原理 和 工作 程序 。 价 值 工 程 的 目标 是 以 最 低 的 寿 
命 周期 成 本 ， 使 产品 具备 它 所 必须 具备 的 功能 。 

37. 【答案 】A (参见 教材 P174) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 经 济 效果 评价 的 内 容 及 指标 体系 。 净 现 值 指标 考虑 了 资金 的 时 间 
价值 ， 并 全 面 考 虑 了 项 目 在 整个 计算 期 内 的 经 济 状 况 ; 经 济 意义 明确 直观 ， 能 够 直接 以 金额 
表示 项 目的 全 利水 平 ， 判断 直观 。 但 不 足 之 处 是 ， 必 须 首 先 确 定 一 个 符合 经 济 现实 的 基准 收 
益 率 ， 而 基准 收益 率 的 确定 往往 是 比较 困难 的 ; 净 现 值 不 能 反映 项 目 投资 中 单位 投资 的 使 用 
效率 ， 不 能 直接 说 明 在 项 目 运营 期 各 年 的 经 营 成 果 。 

38. 【答案 】B (参见 教材 P192 ~ P193) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 不 确定 性 分 析 与 风险 分 析 。 建 设 投资 的 敏感 度 系数 = (807. 44 - 
861.44) /861.44/10% = - 0.6269% ; 营业 收入 的 敏感 度 系数 = (1019.8 -861.44) / 
861.44/10% =1. 8382% ; 经 营 成 本 的 敏感 度 系数 = (857.47 - 861.44) /861.44/10% = 
-0.0461% ; 比较 其 绝对 值 ， 绝 对 值 大 的 敏感 度 高 ， 因 此 敏感 程度 由 大 到 小 为 @ -人 - @)。 

39. 【答案 】C (参见 教材 P215) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 寿命 周期 成 本 分 析 方 法 。 费 用 效率 CE = 工程 系统 效率 /工程 
寿命 周期 成 本 =6000/(1000 +2000) =2。 

40. 【答案 】B (参见 教材 P233) 

【解析 】 本题 考查 的 是 资金 成 本 与 资本 结构 。 资 金成 本 只 有 一 部 分 具有 产品 成 本 的 性 
质 ， 即 这 一 部 分 耗费 计 和 人 产品 成 本 ， 而 另 一 部 分 则 作为 利润 的 分 配 ， 不 能 列 和 人 产品 成 本 。 

41. 【答案 】A (参见 教材 P245) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 项 目 融资 的 特点 和 程序 。 项 目 融资 大 致 可 分 为 五 个 阶段 : 投资 决 
策 分 析 、 融 资 决 策 分 析 、 融 资 结构 设计 、 融 资 谈 判 和 融资 执行 。 

42. 【答案 】B (参见 教材 P248 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 项 目 融资 的 主要 方式 。BT 项 目 中 ， 投 资 者 仅 获得 项 目的 建设 权 ， 
而 项 目的 经 营 权 则 属于 政府 。 

43. 【答案 】B (参见 教材 P248 ) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 项 目 融资 的 主要 方式 。PPP 与 BOT 在 本 质 上 区 别 不 大 ， 都 是 通过 
项 目的 期 请 收益 进行 融资 ， 对 民营 机 构 的 补偿 都 是 通过 授权 民营 机 构 在 规定 的 特许 期 内 向 项 
目的 使 用 者 收取 费用 ， 由 此 回收 项 目的 投资 、 经 营 和 维护 等 成 本 ， 并 获得 合理 的 回报 ( 即 
建成 项 目 投入 使 用 后 所 产生 的 现金 流量 成 为 支付 经 营 成 本 、 偿 还 贷款 和 提供 投资 回报 等 的 唯 
一 来 源 ) ， 特 许 期 满 后 项 目 将 移交 回 政府 (也 有 不 移交 的 ， 如 B00)。 

44. 【答案 】B (参见 教材 P250) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 项 目 融 资 的 主要 方式 。 一 般 来 说 ,投资 项 目 所 依附 的 资产 只 要 在 
未 来 一 定时 期 内 能 带 来 现金 收入 ， 就 可 以 进行 ABS 融资 。 拥 有 这 种 未 来 现金 流量 所 有 权 的 
企业 (项目 公司 ) 成 为 原始 权益 人 。 这 些 未 来 现金 流量 所 代表 的 资产 ， 是 ABS 融资 方式 的 
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物质 基础 。 

45. 【答案 】B (参见 教材 P253) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 项 目 融资 的 主要 方式 。PFT 与 BOT 两 种 融资 方式 中 ， 政 府 与 私营 
部 门 签署 的 合同 类 型 不 尽 相 同 ，BOT 项 目的 合同 类 型 是 特许 经 营 合 同 ， 而 PFI 项 目 中 签署 的 
是 服务 合同 ，PFI 项 目的 合同 中 一 般 会 对 设施 的 管理 、 维 护 提出 特殊 要 求 。 

46. 【答案 】D (参见 教材 P279 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 策划 。 互 斥 方案 的 比 选 方法 包括 : 静态 差额 投资 收益 率 
法 、 静 态 差 额 投 资 回收 期 法 、 差 额 投资 内 部 收益 率 法 、 净 现 值 法 、 净 现 值 率 法 、 年 值 法 、 总 
费用 现 值 比较 法 、 年 费用 比较 法 等 。 

47. 【答案 】C (参见 教材 P288 ~ P289 ) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 报表 的 编制 。 资 本 金 现 金 流 量 表 是 从 投资 方 
案 权 益 投 资 者 整体 ( 即 项 目 法 人 ) 角度 出 发 ， 以 投资 方案 资本 金 作 为 计算 的 基础 ， 把 借 
款 本 金 偿 还 和 利息 支付 作为 现金 流出 ， 用 以 计算 资本 金 财务 内 部 收益 率 ， 反映 在 一 定 融 
资方 案 下 投资 者 权益 投资 的 获 利 能 力 ， 用 以 比 选 融资 方案 ， 为 投资 者 投资 决策 、 融 资 决 
策 提供 依据 。 

48. 【答案 】A (参见 教材 P297 ) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 限额 设计 。 投 资 决 策 阶 段 是 限额 设计 的 关键 。 

49. 【答案 】B (参见 教材 P304) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 施工 招标 方式 和 程序 。 邀 请 招标 方式 的 缺点 是 ， 由 于 投标 竞争 的 
激烈 程度 较 差 ， 有 可 能 会 提高 中 标 合同 价 ; 也 有 可 能 排除 某 些 在 技术 上 或 报价 上 有 竞争 力 的 
承包 商 参 与 投标 。 

50. 【答案 】D (参见 教材 P313) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 合同 示范 文本 。 发 包 人 在 收 到 承包 人 竣工 验收 申请 报告 56 
天 后 未 进行 验收 的 ， 视 为 验收 合格 ， 实 际 竣工 日 期 以 提交 竣工 验收 申请 报告 的 日 期 为 准 ， 但 
发 包 人 由 于 不 可 抗力 不 能 进行 验收 的 除外 。 

51. 【答案 】B (参见 教材 P337) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 成 本 管理 。 成 本 控制 是 工程 项 目 成 本 管理 的 核心 内 容 ， 也 是 
工程 项 目 成 本 管理 中 不 确定 因素 最 多 、 最 复杂 、 最 基础 的 管理 内 容 。 

52. 【答案 】D (参见 教材 P348 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 变更 与 索赔 管理 。 选 项 A 属于 工程 环境 变化 引起 的 索赔 ; 选 
项 B 属于 合同 变更 引起 的 索赔 ;选项 C 属于 合同 缺陷 引起 的 索赔 。 

53. 【答案 】B (参见 教材 P354) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 费用 的 动态 监控 。 合 同 措施 在 纠偏 方面 主要 是 指 索 赔 管理 。 
在 施工 过 程 中 常 出 现 索 赔 事件 ， 要 认真 审查 有 关 索 赔 依据 是 否 符合 合同 规定 ， 索 赔 计 算是 否 
合理 等 ， 从 主动 控制 的 角度 ， 加 强 日 常 的 合同 管理 ， 落 实 合同 规定 的 责任 。 

54. 【答案 】C (参见 教材 P287 ) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 报表 的 编制 。 工 程 项 目 投资 方案 现金 流量 表 由 
现金 流入 、 现 金 流出 和 净 现 金 流 量 构成 ， 主 要 有 投资 现金 流量 表 、 资 本 金 现 金 流 量 表 、 投 资 
各 方 现金 流量 表 和 财务 计划 现金 流量 表 。 



















































































16 ”建设 工程 造价 管理 冲刺 模拟 试卷 及 答案 解析 





55. 【答案 】D (参见 教材 P296 ~ P297 ) 
【解析 】 本 题 考查 的 是 限额 设计 。 限 额 设计 是 指 按照 批准 的 可 行 性 研究 报告 中 的 投资 限 
额 进行 初步 设计 、 按 照 批 准 的 初步 设计 概算 进行 施工 图 设计 、 按 照 施工 图 预算 造价 编制 施工 
图 设计 中 各 个 专业 设计 文件 的 过 程 。 
56. 【答案 】C (参见 教材 P322 ~ P323) 
【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 合同 示范 文本 。 承 包 商 应 在 收 到 中 标 函 后 28 天 内 问 业 主 提 
ne 并 向 (咨询) 工程 师 送 副本 一 份 。 
. 【答案 】D (参见 教材 P332) 
a 自 中 标 通知 书 发 出 之 日 
起 30 天 内 ,根据 招标 文件 和 中 标 单位 的 投标 文件 订立 书面 合同 。 
58. 【答案 】B (参见 教材 P342) 
【解析 】 本题 考 查 的 是 施工 成 本 管理 。 砖 单价 提高 引起 的 差异 =250 x 500 x (0.30 - 
=6250 (元 )。 
. 【答案 】B (参见 教材 P350) 
er 监控 。 费 用 偏差 (CV) = 已 完工 程 计划 费用 
ee 
. 【答案 】C (参见 教材 P327 ) 
ae 成 员 中 ,， 技术、 经济 等 方面 的 专家 
不 得 少 于 成 员 总 数 的 2/3。 

















、 多 项 选择 题 
. 【答案 】BCDE (参见 教材 P12 ) 

人 造价 工程 师 管理 制度 。 注 册 造 价 工程 师 的 权利 : 中 使 用 注册 造价 
工程 师 名 称 ; @ 依 法 独立 执行 工程 造价 业务 ; @) 在 本 人 执业 活动 中 形成 的 工程 造价 成 果 文 件 
上 签字 并 加 盖 执 业 印 章 ; 由 发 起 设立 工程 造价 咨询 企业 ; 名 保管 和 使 用 本 人 的 注册 证 书 和 执 
业 印 章 ; @ 人 参加 继续 教育 。 

62. 【答案 】ABC (参见 教材 P20) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 咨询 管理 。 工 程 造 价 咨询 企业 设立 的 分 支 机 构 不 得 以 自 
己 名 义 承 接 工程 造价 咨询 业务 、 订 立 工程 造价 咨询 合同 、 出 具 工 程 造价 成 果 文 件 。 

63. 【答案 】ACE (参见 教材 P37) 

【解析 】 本题 考查 的 是 合同 法 。 应 当先 履行 债务 的 当事人 ， 有 确切 证 据 证 明 对 方 有 下 列 
情形 之 一 的 ， 可 以 中 止 履行 债务 : 中 经 营 状况 严重 恶化 ; @ 转 移 财产 、 抽 逃 资金 ， 以 逃避 债 
务 ; @ 丧 失 商业 信誉 ;中 有 形 失 或 者 可 能 丧失 履行 债务 能 力 的 其 他 情形 。 但 当事人 没有 确切 
证 据 中 止 履行 的 ， 应 当 承 担 违约 责任 。 

64. 【答案 】ABCE (参见 教材 P47 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建设 工程 质量 管理 条 例 。 建 设 工程 竣工 验收 应 当 具 备 下 列 条 件 : 
pn 整 的 技术 档案 和 施工 管理 资料 ;，@@ 有 工 
程 使 用 的 主要 建筑 材料 、 建 筑 构 配件 和 设备 的 进 场 试 验 报告 ; 由 有 勘察 、 设 计 、 施 工 、 工 程 
监理 等 单位 分 别 签署 的 质量 合格 文件 ; (BD) 有 施工 单位 签署 的 工程 保修 书 。 
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65. 【答案 】ADE (参见 教材 P32) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 缔 约 过 失 责 任 的 构成 条 件 : 当事人 有 过 错 ; 有 损害 后 果 
的 发 生 ; 当事人 的 过 错 和 造成 的 损失 有 因果 关系 。 

66. 【答案 】ABDE (参见 教材 P43 ) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 价格 法 。 政 府 应 当 依 据 有 关 商 品 或 服务 的 社会 平均 成 本 和 市 场 供 
求 状况 、 国 民 经 济 与 社会 发 展 要 求 以 及 社会 承受 能 力 ， 实 行 合 理 的 购销 差价 、 批 零 差 价 、 地 
区 差价 和 季节 差价 。 

67. 【答案 】DE (参见 教材 P48) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 建设 工程 质量 管理 条 例 。 施 工 单位 在 施工 过 程 中 发 现 设 计 文 件 和 
图 样 有 差错 的 ， 应 当 及 时 提出 意见 和 建议 。 通 过 建设 单位 要 求 设计 单位 予以 变更 。 

68. 【答案 】ADE (参见 教材 P85 ~ P86) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 计 划 体 系 。 工 程 项 目前 期 工作 计划 是 指 对 工程 项 目 可 行 
性 研究 、 项 目 评估 的 工作 进度 安排 ， 它 可 使 工程 项 目前 期 决策 阶段 各 项 工作 的 时 间 得 到 控 
制 。 工 程 项 目 建 设 总 进度 计划 是 指 对 工程 项 目 从 开始 建设 (设计 、 施 工 准备 ) 至 竣工 投产 
(动用 ) 全 过 程 的 统一 部 署 。 其 主要 目的 是 安排 各 种 单项 工程 、 单 位 工程 的 建设 进度 ， 合 理 
分 配 年 度 投资 ， 组 织 各 方面 的 协作 ， 保 证 初步 设计 所 确定 的 各 项 建设 任务 的 完成 。 投 资 计划 
年 度 分 配 表 是 根据 工程 项 目 总 进度 计划 安排 各 个 年 度 的 投资 ， 以 便 预 测 各 个 年 度 的 投资 规 
模 ， 为 筹集 建设 资金 或 与 银行 签订 借款 合同 及 制订 分 年 用 款 计划 提供 依据 。 

69. 【答案 】ABDE ( 参见 教材 P86 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 计划 体系 。 工 程 项 目 建 设 总 进度 计划 的 表格 部 分 包括 工 
程 项 目 一 览 表 、 工 程 项 目 总 进度 计划 、 投 资 计划 年 度 分 配 表 和 工程 项 目 进度 平衡 表 。 

70. 【答案 】BCD (参见 教材 P112) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 流水 施工 的 基本 组 织 方式 。 固 定 节 拍 流水 施工 是 一 种 最 理想 的 流 
水 施工 方式 ， 其 特点 如 下 : 中 所 有 施工 过 程 在 各 个 施工 段 上 的 流水 节拍 均 相 等 ; @ 相 邻 施 工 
过 程 的 流水 步 距 相 等 ， 且 等 于 流水 节拍 ; 人 专业 工作 队 数 等 于 施工 过 程 数 ， 即 每 一 个 施工 过 
程 成 立 一 个 专业 工作 队 ， 由 该 队 完 成 相应 施工 过 程 所 有 施工 段 上 的 任务 ; 由 各 个 专业 工作 队 
在 各 施工 段 上 能 够 连续 作业 ， 施 工段 之 间 没 有 空闲 时 间 。 

71. 【答案 】 了 BE (参见 教材 P174) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 经 济 效果 评价 的 内 容 及 指标 体系 。 净 现 值 指 标的 优点 : 净 现 值 指 
标 考虑 了 资金 的 时 间 价 值 ， 并 全 面 考虑 了 项 目 在 整个 计算 期 内 的 经 济 状况 ;经济 意义 明确 直 
观 ， 能 够 直接 以 金额 表示 项 目的 一 利水 平 ， 判断 直观 。 

72. 【答案 】ABCE ( 参见 教材 P217 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 寿命 周期 成 本 分 析 方 法 。 费 用 估算 的 方法 有 很 多 ， 常 用 的 
有 : 费用 模型 估算 法 、 参 数 估算 法 、 类 比 估算 法 、 费 用 项 目 分 别 估算 法 。 

73. 【答案 】BCE (参见 教材 P185) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 经 济 效 果 评 价 方法 。 由 于 计算 期 不 同 ， 所 以 不 能 用 净 现 值 法 和 内 
部 收益 率 法 。 

74. 【答案 】CDE (参见 教材 P227 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 项 目 资 金 筹 措 的 渠道 与 方式 。 债 务 资金 筹措 应 考虑 的 主要 因素 包 
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括 : 债务 期 限 、 债 务 偿还 、 债 务 序列 、 债 券 保 证 、 违 约 风险 、 利 率 结构 、 货 币 结构 与 国家 
风险 。 

75. 【答案 】ABCD (参见 教材 P261 ~ P262) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 税收 规定 。 税 法 准予 纳税 人 从 转让 收入 中 扣除 
的 项 目 包括 下 列 几 项 中 取得 土地 使 用 权 支 付 的 金额 ; @ 房 地 产 开发 成 本 ; @@ 房 地 产 开发 费 
用 ; 路 与 转让 房地产 有 关 的 税金 ; 名 其 他 扣除 项 目 ;@ 旧 房 及 建筑 物 的 评估 价格 。 

76. 【答案 】ABD (参见 教材 P299 ) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 设计 方案 的 评价 与 优化 。 评 价 指标 应 能 充分 反映 工程 项 目 满 足 社 
会 需求 的 程度 ， 以 及 为 取得 使 用 价值 所 需 投 入 的 社会 必要 劳动 和 社会 必要 消耗 量 。 因 此 ， 指 
标 体 系 应 包括 以 下 内 容 : 中 使 用 价值 指标 ， 即 工程 项 目 满足 需要 程度 (功能 ) 的 指标 ; 
@ 反 映 创造 使 用 价值 所 消耗 的 社会 劳动 消耗 量 的 指标 ; 人 其 他 指标 。 

77. 【答案 】CDE (参见 教材 P325) 

【解析 】 本题 考查 的 是 施工 投标 报价 策略 。 报 价 技巧 是 指 投标 中 具体 采用 的 对 策 和 方 
法 ， 常 用 的 报价 技巧 有 不 平衡 报价 法 、 多 方案 报价 法 、 无 利润 竞标 法 和 突然 降价 法 等 。 

78. 【答案 】ABCD (参见 教材 P345) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 成 本 管理 。 企 业 对 项 目 经 理 部 可 控 责 任 成 本 的 考核 包括 : 
QO 项 目 成 本 目标 和 阶段 日 标 完成 情况 ，@ 建 立 以 项 目 经 理 为 核心 的 成 本 管理 责任 制 的 落实 情 
况 ; 名 成 本 计划 的 编制 和 落实 情况 ; 由 对 各 部 门 、 各 施工 队伍 和 班组 责任 成 本 的 检查 和 考核 
情况 ; 名 在 成 本 管理 中 贯彻 责 权 利 结合 原则 的 执行 情况 。 除 此 之 外 ， 为 层 层 落实 项 目 成 本 管 
理工 作 ， 项 目 经 理 对 所 属 部 门 、 各 施工 队 和 班组 也 要 进行 成 本 考核 ， 主 要 考核 其 责任 成 本 的 
完成 情况 。 

79. 【答案 】BCE (参见 教材 P287) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 。 区 域 经 济 与 宏观 经 济 影响 分 析 应 遵循 系统 
性 、 综 合 性 、 定 性 分 析 与 定量 分 析 相 结合 的 原则 。 分 析 的 指标 体系 宜 由 总 量 指标 、 结 构 指 
标 、 社 会 与 环境 指标 和 国力 适应 性 指标 等 构成 。 

80. 【答案 】BCE ( 参见 教材 P51) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建设 工程 安全 生产 管理 条 例 。 施 工 企业 项 目 负 责 人 的 主要 职责 
有 : 中 落实 安全 生产 责任 制度 、 安 全 生产 规章 制度 和 操作 规程 ; @ 确 保安 全 生产 费用 的 有 效 
使 用 ; 久 根 据 工程 的 特点 组 织 制定 安全 施工 措施 ， 消 除 安全 事故 隐患 ;由 及 时 、 如 实 报告 生 
产 安 全 事故 。 制 定 规则 和 保证 资金 投入 是 主要 负责 人 的 职责 。 
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题 意 ) 
1. 按 现行 规定 ， 建 设 项 目 静态 投资 不 包括 ( ) 。 
A. 基本 预备 费 
B. 因 工 程 量 误差 引起 的 造价 增长 值 
C. 施工 机 械 租 赁 费 
D. 涨 价 预 备 费 
2. 静态 投资 是 以 ( ) 的 建设 要 素 价格 为 依据 所 计算 出 的 建设 项 目 投资 的 瞬时 值 。 
A.， 计划 投资 时 B. 开工 日 期 C. 竣工 日 期 D， 某 一 基准 年 、 月 


3. 从 ( ) 角度 看 ， 政 府 对 工程 造价 管理 有 一 个 严密 的 组 织 系统 ， 设 置 了 多 层 管 理 
机 构 ， 规 定 了 管理 权限 和 职责 范围 。 











A. 宏观 管理 B. 微观 管理 C. 全 要 素 造价 管理 ”D. 全 方位 造价 管理 

4. 为 了 有 效 地 控制 建设 工程 造价 ， 造 价 工程 师 可 采取 的 组 织 措施 是 ( ) 。 

A. 重视 工程 设计 多 方案 比 选 B. 严格 审查 施工 组 织 设计 

C. 严格 审核 各 项 费用 支出 D. 明确 工程 造价 管理 职能 分 工 

5. 根据 《注册 造价 工程 师 管理 办 法 》 造价 工程 师 初始 注册 的 有 效 期 为 ( ) 年 。 

A. 2 B. 3 C. 4 bD.3 

6. 美国 建筑 师 学 会 (AIA) 标准 合同 体系 中 ，B 系列 合同 文件 是 关于 ( ) 之 间 的 
合同 文件 。 

A. 发 包 人 与 建筑 师 B. 建筑 师 与 专业 顾问 公司 

C. 发 包 人 与 承包 人 D. 建筑 师 与 承包 人 





7. 根据 《合同 法 》， 下 列 关 于 格式 条 款 的 说 法 ， 正 确 的 是 ( ) 。 

A. 采用 格式 条 款 订立 合同 ， 有 利于 保证 合同 双方 的 公平 权利 

B. 《合同 法 》 规 定 的 合同 无 效 的 情形 不 适用 于 格式 合同 条 款 

C. 对 格式 条 款 的 理解 发 生 争 议 的 ， 应 当 作 出 有 利于 提供 格式 条 款 一 方 的 解释 

D. 格式 条 款 和 非 格式 条 款 不 一 致 的 ， 应 当 采 用 非 格式 条 款 

8. 根据 《合同 法 》， 撤 销 权 自 债权 人 知道 或 者 应 当知 道 撤销 事由 之 日 起 工 年 内 行使 ， 
( ) 年 内 没有 行使 撤销 权 的 ， 该 撤销 权 消 灭 。 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 

9. 根据 《合同 法 》， 下 列 关于 定金 的 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

A. 债务 人 准备 履行 债务 时 ， 定 金 应 当 收回 

B. 给 付 定金 的 一 方 如 不 履行 债务 ， 有 权 要 求 

C. 收受 定金 的 一 方 如 不 履行 债务 ， 应 当 双 售 

















返还 
返还 





20 ”建设 工程 造价 管理 冲刺 模拟 试卷 及 答案 解析 





D. 当事人 婚约 定 违约 金 ， 又 约定 定金 的 ， 违 约 时 适用 违约 金条 款 

10. 根据 《建设 工程 质量 管理 条 例 》， 下 列 关 于 建设 单位 的 质量 责任 和 义务 的 说 法 ， 正 
确 的 是 ( ) 。 

A. 建设 单位 报 审 的 施工 图 设计 文件 未 经 审查 批准 的 ， 可 以 先 使 用 再 审查 

B. 建设 单位 应 当 委托 具有 相应 资质 等 级 的 工程 监理 单位 进行 监理 

C. 建设 单位 使 用 未 经 验收 合格 的 工程 

D. 建设 单位 在 工程 竣工 验收 后 ， 应 委托 施工 单位 向 有 关 部 门 移交 项 目 档案 

11. 合同 生效 后 ， 当 事 人 就 价款 或 者 报酬 没有 约定 或 者 约定 不 明确 的 ， 可 以 协议 补充 ， 不 
能 达成 补充 协议 的 ， 按 照 合 同 有 关 条 款 或 者 交易 确定 。 依 照 上 述 规定 仍 不 能 确定 的 ， 则 
( )。 

A. 按 双 方 协商 后 的 履行 地 市 场 价格 履行 

B. 按 订 立 合同 时 履行 地 的 市 场 价 格 履行 

C. 按 订 立 合同 时 合同 签订 地 的 市 场 价格 履行 

D. 按 双 方 协商 后 的 合同 签订 地 的 市 场 价格 履行 

12. 根据 《建筑 法 》， 设 计 文 件 中 选用 的 建筑 材料 、 建 筑 构 配件 和 设备 ， 应 当 注 明 ( ) 。 























A. 生产 厂家 B. 市 场 价格 C. 规格 、 型 号 D. 保修 期 限 

13. 根据 《招标 投标 法 》 的 规定 ， 自 招标 文件 开始 发 出 之 日 起 至 投标 人 提交 投标 文件 截 
止 之 日 的 期 限 不 得 短 于 ( ) 日 。 

A. 10 B. 20 C. 30 D. 60 

14. 招 投标 过 程 中 ， 如 果 招 标 人 或 者 其 他 利害 关系 人 认为 招标 投标 活动 不 符合 ; 
律 、 行 政法 规 规定 ， 可 以 自 知 道 或 者 应 当知 道 之 日 起 ( ) 日 内 向 有 关 行 政 监 督 部 
门 投诉 。 

A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 

15. 法 人 的 法 定 代 表 人 超越 权限 订立 的 合同 ，( ) 。 


A， 该 代理 行为 一 律 无 效 

B. 该 代理 行为 一 律 有 效 

C. 除 相 对 人 知道 或 者 应 当知 道 其 超越 权限 以 外 ， 该 代理 行为 无 效 

D. 除 相 对 人 知道 或 者 应 当知 道 其 超越 权限 以 外 ， 该 代理 行为 有 效 

16. 工程 项 目 承包 模式 中 ， 各 承包 单位 之 间 既 有 合作 的 愿望 ， 又 不 愿意 组 成 联合 体 的 是 
( ) 。 

A. 总 分 包 模 式 B. 合作 体 承 包 模 式 

C. 平行 承包 模式 D. 联合 体 承 包 模 式 

17. 某 一 工程 项 目 采 用 直线 制 的 组 织 机 构 形 式 ， 是 因为 直线 制 ( ) 。 

A. 管理 业务 专门 化 ， 易 提高 工作 质量 

B. 部 门 间 横 向 联系 强 ， 管 理 效率 高 

C. 结构 简单 、 权 力 集 中 ， 易 实现 统一 指挥 

D. 集权 与 分 权 结 合 ,管理 机 构 灵 活 

18. 根据 《建筑 施工 组 织 设计 规范 》， 将 施工 组 织 设计 按 编制 对 象 的 不 同 划 分 为 三 个 层 
次 ， 分别 是 ( ) 。 
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A. 施工 总 平面 图 、 施 工 总 进度 计划 和 资源 需求 计划 

B. 施工 总 平面 图 、 施 工 总 进度 计划 和 专项 施工 方案 

C. 施工 组 织 总 设计 、 单 位 工程 施工 组 织 设计 和 施工 方案 

D. 施工 组 织 总 设计 、 单 位 工程 施工 进度 计划 和 施工 作业 计划 

19. 产品 都 是 在 动态 的 生产 过 程 中 形成 的 ， 因 此 ， 在 质量 控制 过 程 中 还 需要 采用 动态 的 
分 析 方 法 来 了 解 生产 过 程 中 质量 的 变化 情况 ， 所 以 采用 的 是 ( ) 。 








A. 排列 图 法 B. 直方 图 法 C. 控制 图 法 D. S 曲线 法 

20. 建设 工程 组 织 流 水 施工 时 ， 某 专业 工种 的 工人 进行 施工 的 活动 空间 称 为 ( ) 。 

A. 施工 过 程 B. 流水 步 距 C. 施工 段 D. 工作 面 

21. 下 列 不 属于 项 目 建 议 书 的 内 容 的 是 ( ) 。 

A. 产品 方案 、 拟 建 规模 的 初步 设想 B. 项 目 进度 安排 

C. 建 厂 条 件 和 厂址 方案 D. 经 济 效益 和 社会 效益 的 初步 估计 

22. 根据 《关于 实行 建设 项 目 法 人 责任 制 的 暂行 规定 》， 项 目 法 人 应 在 ( ) 正式 
成 立 。 

A.， 申报 项 目 建议 书 之 前 B. 项 目 建议 书 被 批准 后 

C. 申报 项 目 可 行 性 研究 报告 之 前 D. 项 目 可 行 性 研究 报告 被 批准 后 





23. 将 初步 设计 中 确定 的 建设 内 容 ， 按 照 单位 工程 归 类 并 编号 ， 明 确 其 建设 内 容 和 投资 
额 ， 以 便 各 部 门 按 统一 的 口径 确定 工程 项 目 投资 额 ， 并 以 此 为 依据 对 其 进行 管理 。 这 是 指 
( ) 。 





A. 工程 项 目 一 览 B. 工程 项 目 总 进度 计划 

C. 投资 计划 年 度 分 配 表 D. 工程 项 目 进度 平衡 表 

24. 下 列 建设 工程 项 目 目标 控制 措施 中 ， 属 于 被 动 控制 措施 的 是 ( ) 。 

A. 调查 分 析 外 部 环境 条 件 B. 确定 目标 实现 和 计划 实施 的 影响 因素 
C. 发 现 情况 及 时 采取 措施 进行 处 理 D. 落实 目标 控制 的 任务 和 管理 职能 


25. 某 工程 按 等 节奏 流水 组 织 施工 ， 施 工 过 程 数 目 为 5， 施 工段 数目 为 5， 流 水 步 距 为 3 
天 ， 其 中 提前 插入 时 间 为 4 天 ， 间 歇 时 间 之 和 为 2 天 ， 故 计划 工期 为 ( ) 。 

A. 25 天 B. 22 天 C. 24 天 D. 26 天 

26. 在 按 工作 计算 法 计算 双 代 号 网 络 计划 时 间 参 数 的 过 程 中 ， 网 络 计划 的 计算 工期 应 等 
于 ( ) 。 
. 以 网 络 计划 终 点 节点 为 完成 节点 的 工作 的 最 早 完 成 时 间 的 最 大 值 
. 紧 前 工作 最 早 完成 时 间 的 最 大 值 
.网 络 计划 终点 节点 的 最 早 时 间 
.网 络 计划 终点 节点 的 最 迟 时 间 

27. 在 建设 工程 施工 方案 一 定 的 前 提 下 ， 工 程 费 用 会 因 工 期 的 不 同 而 不 同 ， 随 着 工期 的 
缩短 ， 工 程 费 用 的 变化 趋势 是 ( ) 。 


= 














A. 直接 费 增 加 ， 间 接 费 减少 B. 直接 费 和 间接 费 均 增加 
C. 直接 费 减少 ， 间 接 费 增加 D. 都 减少 
28. 对 一 般 工 业 与 民用 建筑 工程 而 言 ， 下 列 工程 属于 分 项 工程 的 是 ( ) 。 


A. 工业 管道 工程 B. 给 排水 及 采暖 工程 
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C.， 装饰 装修 工程 D. 木门 窗 制 作 与 安装 

29. 根据 我 国 《 关 于 实行 建设 项 目 法 人 责任 制 的 暂行 规定 》 的 要 求 ， 下 列 各 项 中 属于 建 
设 项 目 总 经 理 的 职权 的 是 ( ) 。 

A. 组 织 项 目 后 评价 B. 负责 筹措 建设 资金 

C. 提出 项 目 开工 报告 D. 提出 项 目 竣 工 验收 申请 报告 

30. 影响 工程 项 目 质量 的 因素 通常 可 以 概括 为 五 个 方面 ， 下 列 不 属于 的 是 ( ) 。 

A. 人 B. 机 械 C. 技术 D. 环境 

31. 某 吊 装 构件 施工 过 程 包括 12 组 构件 ， 该 施工 过 程 综 合 时 间 定 额 为 6 台 班 /组 ， 计 划 
每 天 安排 2 班 ， 每 班 2 台 吊 装机 械 完 成 该 施工 过 程 ， 则 其 持续 时 间 为 ( ) 天 。 

A. 36 B. 18 C. 8 D. 6 


32. 某 工 程 双 代号 时 标 网 络 计划 如 下 图 所 示 ， 其 中 工作 A 的 总 时 差 和 自由 时 差 ( ) 周 。 


112)3i141516171 8 9110)112( 周 ) 











Tal a A se 7 oli 
A. 均 为 0 B. 分 别 为 1 和 0 C. 分 别 为 2 和 0 D. 均 为 4 
33. 某 公 司 向 银行 借款 ， 贷 款 年 利率 为 6%。 第 一 年 年 初 借款 200 万 元 ， 每 年 计 息 一 次 ; 
第 二 年 年 末 又 借款 100 万 元 ， 每 半年 计 息 一 次 ， 两 笔 借 款 均 在 第 3 年 年 末 还 本 付 息 ， 则 复 本 


利和 为 ( ， ) 万 元 。 
A. 324.54 B. 331.10 C. 331.28 D. 344.29 
34. 年 利率 8%， 按 季度 复 利 计 息 ， 则 半年 期 实际 利率 为 ( ”  )。 
A. 4.00% B. 4.04% C. 4.07% D. 4.12% 


35. 甲乙 两 个 互 斥 方案 寿命 期 相同 ， 甲 方案 的 内 部 收益 率 为 1$% ， 乙 方案 的 内 部 收益 率 
为 12%， 两 个 方案 的 增 量 内 部 收益 率 为 8%， 当 基准 收益 率 为 6% 时 ， 以 净 现 值 为 评价 准 


则 ， 应 该 选择 ( js 
A， 甲 方案 B. 乙方 案 
C， 两 个 方案 都 不 可 行 D. 无 法 确定 


36. 工程 寿命 周期 成 本 分 析 中 ， 属 于 设置 费 中 各 项 费用 之 间 权 衡 分 析 的 是 ( ) 。 
A. 进行 充分 研制 ， 降 低 制造 费用 

B. 购置 备用 构件 ， 提 高 可 修复 性 

C. 提高 材料 周转 速度 ， 降 低 生产 成 本 

D. 聘请 操作 人 员 ， 减 少 维修 费用 

37. 关于 优先 股 的 说 法 ， 正 确 的 是 ( ) 。 
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A. 优先 股 没有 还 本 期 限 B. 优先 股 股息 不 固定 

C. 优先 股 股东 有 公司 的 控制 权 D. 优先 股 股利 税 前 扣除 

38. 在 证 券 市 场 上 公开 向 社会 发 行销 售 股票 是 ( ) 。 

A. 私募 B. 公开 募集 C. 合资 合作 D. 债务 偿还 
39. 与 发 行 股票 相 比 ， 发 行 债券 融资 的 优点 是 ( ) 。 

A. 筹资 成 本 较 低 B. 企业 经 营 灵活 性 高 

C. 不 利于 调整 资本 结构 D. 无 需 第 三 方 担保 

40. 资金 筹集 成 本 的 主要 特点 是 ( ) 。 

A. 在 资金 使 用 中 多 次 发 生 B. 与 资金 使 用 时 间 的 长 短 有 关 
C. 不 能 作为 筹资 金额 的 一 项 扣除 D. 在 筹措 资金 时 一 次 支付 





41. 市 场 无 风险 报酬 率 为 10%， 平均 风险 股票 必要 报酬 率 为 15%， 某 公司 普通 股 B 为 
1.25， 留 存 收益 的 成 本 为 ( ) 。 














A. 10% B. 15% C. 16.25% D. 18.75% 

42. ( ) 强调 的 是 优势 的 互补 、 风 险 的 分 担 和 利益 的 共享 。 

A. BOT B. TOT C. PPP D. ABS 

43. 根据 我 国 现行 规定 ， 土 地 增值 税 实行 ( ) 。 

A. 四 级 超 率 累进 税率 B. 差别 比例 税率 

C. 五 级 超 率 累进 税率 D. 定额 税率 

44. 对 项 目 风险 的 分 析 和 评估 应 在 ( ) 阶段 完成 。 

A. 投资 决策 分 析 B. 融资 决策 分 析 ”C. 融资 谈判 D. 融资 结构 设计 

45. 工程 造价 咨询 企业 跨 省 承接 业务 的 ， 应 自 ( ) 之 日 起 30 日 内 到 ( ) 建设 
主管 部 门 备案 。 

A. 工程 完工 ,企业 注册 地 B. 承接 业务 ， 企 业 所 在 地 

C. 承接 业务 ， 建 设 工程 所 在 地 D. 工程 完工 ， 项 目 所 在 地 

46. 在 计算 企业 所 得 税 应 纳税 所 得 额 时 ， 可 列 为 免税 收入 的 是 ( ) o 

A. 利息 收入 B. 财政 拨款 收入 

C. 提供 劳务 收入 D. 权益 性 投资 收益 收入 

47. 投保 安装 工程 一 切 险 时 ， 业 主 或 承包 商 在 工地 上 的 其 他 财产 的 保险 金额 最 高 不 能 超 
过 其 ( ) 。 

A. 实际 价值 B. 损失 价值 C. 重 置 价值 D. 账面 价值 

48. 在 缴纳 工伤 保险 时 ， 其 缴纳 金额 和 管理 方式 是 ( ) 。 


A. 由 企业 按 职工 工资 总 额 的 一 定 比 例 缴纳 ， 存 入 企业 保险 基金 专 户 

B. 由 企业 按 当 地 社会 平均 工资 的 一 定 比 例 缴纳 ， 存 入 企业 保险 基金 专 户 

C. 由 企业 按 职工 工资 总 额 的 一 定 比 例 缴纳 ， 存 人 社会 保障 基金 财政 专 户 

D. 由 企业 按 当地 社会 平均 工资 的 一 定 比 例 缴纳 ， 存 入 社会 保障 基金 财政 专 户 

49. 提出 工程 项 目 系 统 框架 ， 进 行 工 程 项 目 功能 分 析 ， 确 定 工程 项 目 系统 组 成 的 前 提 是 
( ) 。 

A. 明确 定义 和 定位 ”了 B. 进行 功能 分 析 ”C. 进行 方案 比 选 ”D. 进行 经 济 评价 

50. 在 进行 工程 项 目 经 济 评价 的 过 程 中 ， 财 务 分 析 的 前 提 是 ) 。 
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A. 现行 财税 制度 和 价格 体系 B. 影子 价格 和 影子 工资 
C. 完全 市 场 竞 争 下 的 价格 体系 D. 最 优 资源 配置 下 的 价格 体系 


51. 评 标 报告 应 由 评 标 委 员 会 全 体 成 员 签字 ， 评 标 委 员 会 成 员 拒绝 在 评 标 报告 上 签字 又 
不 书面 说 明 其 不 同意 见 和 理由 的 ， 视 为 ( ) 。 





A. 拒绝 评 标 结 B. 同意 评 标 结 

C. 要 求 重新 进行 评 标 D. 要 求 重 新 组 成 评 标 委员 会 

52. 在 下 列 固定 资产 折旧 方法 中 ， 每 年 折旧 率 均 相等 的 是 ( ) 。 

A. 平均 年 限 法 B. 年 数 总 和 法 C. 行驶 里 程 计算 法 D. 工作 量 法 

53. 在 施工 合同 履行 过 程 中 ， 因 下 列 原因 引起 的 施工 期 限 延 长 ， 施 工 单位 不 能 据 以 提出 
工程 延期 索赔 的 是 ( ) 。 

A. 建设 单位 未 及 时 交付 设计 图 样 B， 因 发 生地 震 而 无 法 施工 

C. 施工 中 发 生 安全 事故 D. 建设 单位 指令 暂停 施工 

54. 工程 竣工 结算 报告 金额 在 5000 万 元 以 上 的 项 目 ， 工 程 竣 工 结 算 的 审查 时 限 为 
( ) 天 。 

A. 15 B. 20 C. 30 D. 60 


55. 某 技术 方案 建设 投资 为 1300 万 元 ， 该 技术 方案 经 营 期 为 18 年 ， 经 营 期 每 年 总 成 本 
费用 为 300 万 元 ， 折 旧 费 和 摊 销 费 占 总 成 本 费用 的 20%， 若 直接 将 总 成 本 费用 列 入 技术 方 


案 投资 现金 流量 表 的 现金 流出 ， 则 会 多 计 现 金 流出 量 合计 ( )。 
A. 300 万 元 B600 万 元 C. 1080 万 元 D. 1300 万 元 
56. 下 列 关于 工程 项 目 设计 方案 评价 综合 费用 法 的 说 法 中 ， 不 正确 的 是 ( 。  )。 





A. 综合 费用 法 以 综合 费用 最 小 为 最 佳 方 案 

B. 综合 费用 法 是 一 种 静态 价值 指标 评价 方法 

C. 综合 费用 法 只 适用 于 建设 周期 较 短 的 工程 

D. 利用 综合 费用 法 能 使 工程 的 价值 大 幅 提高 

57. 从 投标 人 的 报价 策略 来 说 ， 下 列 情形 中 报价 可 高 一 些 的 情形 是 ( ) 。 

A. 工作 简单 、 工 程 量 大 ， 施 工 条件 好 的 工程 

B. 投标 单位 急于 打 和 人 某 一 市 场 

C. 投标 对 手 多 ， 欧 争 激 列 

D. 投标 对 手 少 的 工程 

58. 成 本 分 析 、 成 本 考核 、 成 本 核算 是 建设 工程 项 目 施 工 成 本 管理 的 重要 环节 ， 仅 就 此 





三 项 工作 而 言 ， 其 正确 的 工作 流程 是 ) 。 

A. 成 本 核算 一 成 本 分 析 一 成 本 考核 B. 成 本 分 析 一 成 本 考核 一 成 本 核算 

C. 成 本 考核 一 成 本 核算 一 成 本 分 析 D. 成 本 分 析 一 成 本 核算 一 成 本 考核 

59. 下 列 成 本 分 析 方 法 中 ， 主 要 用 来 确定 目标 成 本 、 实 际 成 本 和 降低 成 本 的 比例 关系 ， 
从 而 为 寻求 降低 成 本 的 途径 指明 方向 的 是 ( ) 。 

A. 构成 比率 法 B. 相关 比率 法 C. 因素 分 析 法 D. 差额 计算 法 

60. 在 建设 工程 合同 实施 过 程 中 ， 用 于 纠正 费用 偏差 的 经 济 措施 是 ( ) 。 

A. 落实 费用 控制 人 员 B. 检查 工程 变更 有 无 必要 





C. 进行 技术 分 析 D. 加 强 合同 日 常 管理 





括 ( 


E. 
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、 多 项 选择 题 ( 共 20 题 ， 每 题 2 分 。 每 题 的 备 选项 中 ， 有 2 个 或 2 个 以 上 选项 符 


意 ， 至 少 有 1 个 错 项 。 错 选 ， 本 题 不 得 分 ; 少 选 ， 所 选 的 每 个 选项 得 0. 5 分 ) 
.下列 属于 工程 造价 计价 依据 中 的 设备 单价 计算 依据 的 是 ( ) 。 

. 设备 原价 B. 设备 运 杂 费 

.进口 设备 关税 D. 人 工 单价 

.机 械 台 班 费 


.根据 现行 规定 ， 造 价 工程 师 的 注册 证 书 失效 的 情形 包括 ( ) 。 
.同时 在 两 个 或 两 个 以 上 项 目 执 业 

. 不 具备 完全 民事 行为 能 力 的 

.注册 有 效 期 满 且 未 延续 注册 的 

. 已 与 聘用 单位 解除 劳动 合同 且 示 被 其 他 单位 聘用 的 

. 未 按 规定 提供 工程 造价 信息 的 

. 发达 国家 和 地 区 工程 造价 管理 的 特点 有 ( ) 。 

. 实施 全 面 造价 管理 B. 造价 工程 师 的 动态 估价 
.重视 设计 阶段 的 造价 控制 D. 通用 的 合同 文本 
.政府 的 间接 调控 

. 根据 《工程 造价 咨询 企业 管理 办 法 》， 乙 级 工程 造价 咨询 企业 资质 标准 包 





) 。 


. 企业 注册 资本 不 少 于 人 民 币 30 万 元 

. 专职 从 事 工 程 造价 专业 工作 的 人 员 不 少 于 12 人 

. 企业 人 均 办 公 建 筑 面 积 不 少 于 10 平方 米 

. 近 3 年 工程 造价 咨询 营业 收入 累计 不 低 于 人 民 币 50 万 元 

. 技术 档案 管理 制度 、 质 量 控制 制度 、 财 务 管理 制度 齐全 

. 下 列 关 于 建设 工程 安全 生产 责任 的 说 法 ， 正 确 的 是 ( ) 。 

. 设计 单位 应 在 设计 文件 中 注 明 涉及 施工 安全 的 重点 部 位 和 环节 

. 施工 单位 对 于 安全 作业 费用 有 其 他 用 途 时 需 经 建设 单位 批准 

. 施工 单位 应 对 管理 人 员 和 作业 人 员 每 年 至 少 进行 一 次 安全 生产 教育 培训 
. 施工 单位 应 向 作业 人 员 提 供 安 全 防护 用 具 和 安全 防护 服装 

. 施工 单位 应 自 施工 起 重 机 械 验 收 合格 之 日 起 60 日 内 向 有 关 部 门 登记 
. 下 列 关于 招 投标 的 说 法 ， 正 确 的 是 ( ) 。 

















. 采购 人 依法 能 够 自行 建设 、 生 产 的 项 目 ， 可 以 不 进行 招标 

. 招标 费用 占 合同 金额 比例 过 大 的 项 目 ， 可 以 不 进行 招标 

. 招标 人 发 售 招标 文件 收取 的 费用 应 当 限 于 编制 招标 文件 所 投入 的 成 本 支出 

. 潜在 投标 人 对 招标 文件 有 异议 的 ， 应 当 在 投标 截止 时 间 10 日 前 提出 

. 招标 人 采用 资格 后 审 办 法 的 ， 应 当 在 开标 后 15 日 内 由 评 标 委员 会 公布 审查 结 
. 建设 项 目 总 经 理 的 职权 有 ( ) 。 

. 组 织 编 制 初 步 设计 文件 B. 组 织 工程 设计 招标 

. 编制 和 确定 招标 方案 D. 提交 董事 会 审查 


审批 项 目 财务 预算 
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68. 
. 项 目 经 理 具 有 较 大 权限 

. 需要 配备 训练 有 素 的 协调 人 员 

. 项 目 组 成 员 的 绩效 完全 由 项 目 经 理 考 核 

. 适用 于 技术 复杂 且 时 间 紧 迫 的 项 目 

. 项 目 经 理 直 接 向 最 高 领导 负责 

. 下列 方 法 中 ， 可 用 于 分 析 与 评价 工程 项 目 风 险 的 有 ( ) 。 

.蒙特 卡 洛 模拟 法 B. 计划 评审 技术 法 

. 横道 图 法 D. 敏感 性 分 析 法 

.回归 分 析 法 

.施工 段 是 用 以 表达 流水 施工 的 空间 参数 。 为 了 合理 地 划分 施工 段 ， 应 遵循 的 原则 包 


问 已 中共 疡 


关于 强 和 矩阵 制 组 织 形式 的 说 法 ， 正 确 的 是 ( ) 。 











) 。 


. 施工 段 的 界限 与 结构 界限 无 天 ， 但 应 使 同一 专业 工作 队 在 各 个 施工 段 的 劳动 量 大 致 


成 比例 
每 个 施工 段 内 要 有 足够 的 工作 面 ， 以 保证 相应 数量 的 工人 、 主 导 施 工 机 械 的 生产 


.施工 段 的 界限 应 设 在 对 建筑 结构 整体 性 影响 小 的 部 位 ， 以 保证 建筑 结构 的 整体 性 





每 个 施工 段 要 有 足够 的 工作 面 ， 以 满足 同一 施工 段 内 组 织 多 个 专业 工作 队 同 时 施工 
的 要 求 


.施工 段 的 数目 要 满足 合理 组 织 流 水 施工 的 要 求 ， 并 在 每 个 施工 段 内 有 足够 的 工作 面 
.下 列 关 于 资金 时 间 价 值 的 说 法 正确 的 有 ( ) 。 

.利率 水 平一 般 都 低 于 社会 平均 利润 率 

.时 间 价 值 是 资金 在 社会 再 生产 过 程 中 所 产生 的 增值 

.金融 市 场 上 借贷 资本 供过于求 时 ， 资 金 的 时 间 价 值 率 (利率 ) 上 升 
.对 于 国家 鼓励 发 展 的 行业 ， 利 率 一 般 定 得 较 低 

.时 间 价 值 是 对 资金 机 会 成 本 的 衡量 

. 在 对 互 斥 型 方案 进行 评价 的 过 程 中 ， 采 用 静态 评价 方法 的 有 ( ) 。 
. 综合 总 费用 B. 净 现 值 法 

. 增 量 投 资 回收 期 法 D. 增 量 投资 收益 率 法 

. 增 量 投资 内 部 收益 率 法 

. 下 列 关 于 价值 工程 的 说 法 ， 正 确 的 有 ( ) 。 








. 价值 工程 涉及 价值 、 功 能 两 个 基本 要 素 
. 价值 工程 的 应 用 重点 是 在 产品 生产 阶段 
. 价值 工程 将 产品 的 价值 、 功 能 和 成 本 作为 一 个 整体 考虑 
. 价值 工程 需要 将 产品 的 功能 定量 化 
. 价值 工程 可 用 来 寻求 产品 价值 的 提高 途径 
. 在 进行 工程 寿命 周期 成 本 分 析 的 过 程 中 ， 常 用 的 费用 估算 法 有 ( ) 。 
. 费用 项 目 分 别 估算 法 B. 费用 模型 估算 法 
. 参数 估算 法 D. 连环 置换 法 


类 比 估算 法 
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75. 所 得 税 中 免税 收入 包括 ( ) 。 

A. 国债 利息 收入 B. 符合 条 件 的 非 营利 组 织 的 收入 

C.， 提供 劳务 收入 D. 利息 收入 

E. 转让 财产 收入 

76. 计算 土地 增值 税 时 ， 人 允许 从 房地产 转让 收入 中 扣除 的 项 目 有 ( )o 

A. 取得 土地 使 用 权 支 付 的 金额 B. 旧 房 及 建筑 物 的 评估 价格 

C. 与 转让 房地产 有 关 的 税金 D. 房地产 开发 利润 

E. 房地产 开发 成 本 

77. 下 列 参数 中 能 判断 项 目 偿 债 能 力 的 参数 有 ( ) 。 

A. 总 投资 收益 率 B. 利息 备 付 率 

C. 资产 负债 率 D. 流动 比率 

E. 速 动 比率 

78. 根据 相关 规定 ， 下 列 关 于 评 标 委员 会 评 标 专家 任职 条 件 的 说 法 中 ， 正 确 的 是 ( )。 

A. 从 事 相关 专业 领域 工作 满 8 年 并 具有 高 级 职称 或 者 同等 专业 水 平 

B. 必须 由 招标 代理 机 构 认 可 

C. 熟悉 有 关 招 标 投 标的 法 律 法 规 ， 并 具有 与 招标 项 目 相 关 的 实践 经 验 

D. 能 单独 完成 全 部 评 标 工作 

E. 能 够 认真 、 公 正 、 诚 实 、 廉 洁 地 履行 职责 

79. 根据 九 部 委 《 标 准 施工 招标 文件 》 中 的 通用 合同 条 款 ， 工 程 变更 包括 ( ) 。 

A. 取消 合同 中 的 任何 一 项 工作 

B. 改变 合同 中 任何 一 项 工作 的 质量 或 其 他 特性 

C. 改变 合同 工程 的 基线 、 标 高 、 位 置 和 尺寸 

D. 改变 合同 中 任何 一 项 工作 的 施工 时 间或 改变 已 批准 的 施工 工艺 或 顺序 

E. 为 完成 工程 需要 追加 的 额外 工作 

80. 资金 使 用 计划 的 编制 与 控制 对 工程 造价 水 平 有 着 重要 影响 。 按 工程 造价 构成 编制 的 
资金 使 用 计划 分 为 ( ) 。 

A. 工程 直接 费 使 用 计划 B. 建筑 安装 工程 费 使 用 计划 

C. 设备 工 髓 具 费 使 用 计划 D. 工程 建设 其 他 费 使 用 计划 

E. 工程 间接 费 使 用 计划 





模拟 试卷 二 答案 及 解析 


一 、 单 项 选择 题 

1. 【答案 】D (参见 教材 P3) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 造价 相关 概念 。 静 态 投 资 包 括 : 建筑 安装 工程 费 、 设 备 和 工 
器 具 购 置 费 、 工 程 建 设 其 他 费用 、 基 本 预备 费 ， 以 及 因 工 程 量 误差 而 引起 的 工程 造价 的 增 
减 等 。 

2. 【答案 】D (参见 教材 P3) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 工程 造价 相关 概念 。 静 态 投资 是 以 某 一 基准 年 、 月 的 建设 要 素 价 
格 为 依据 所 计算 出 的 建设 项 目 投资 的 瞬时 值 。 

3. 【答案 】A (参见 教材 P5) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 造价 管理 的 组 织 系统 。 政 府 在 工程 造价 管理 中 ， 既 有 宏观 管 
理 主体 ， 也 有 微观 管理 主体 ， 从 宏观 管理 的 角度 ， 政 府 对 工程 造价 管理 有 一 个 严密 的 组 织 系 
统 , 设置 了 多 层 管理 机 构 ， 规 定 了 管理 权限 和 职责 范围 。 

4. 【答案 】D (参见 教材 P7) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 管理 的 主要 内 容 及 原则 。 从 组 织 上 采取 的 措施 ， 包 
括 明 确 项 目 组 织 结 构 ， 明 确 造 价 控制 者 及 其 任务 ， 明 确 管 理 职能 分 工 ; 从 技术 上 采取 
的 措施 ， 包 括 重视 设计 多 方案 选择 ， 严 格 审查 监督 初步 设计 、 技 术 设 计 、 施 工 图 设计 、 
施工 组 织 设计 ,深入 技术 领域 研究 节约 投资 的 可 能 性 ; 从 经 济 上 采取 措施 ， 包 括 动态 
地 比较 造价 的 计划 值 和 实际 值 ， 严 格 审核 各 项 费用 支出 ， 采 取 对 节约 投资 的 有 力 奖 励 
措施 等 。 

5. 【答案 】C (参见 教材 P10) 

【解析 】 本题 考查 的 是 造价 工程 师 管 理 制度 。 造 价 工 程 师 初始 注册 的 有 效 期 为 4 年 。 

6. 【答案 】A (参见 教材 P26) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 发 达 国 家 和 地 区 的 工程 造价 管理 。 美 国 建筑 师 学 会 (AIA) 标准 
合同 体系 中 ，B 系列 是 关于 发 包 人 与 提供 专业 服务 的 建筑 师 之 间 的 合同 文件 。 

7. 【答案 】D (参见 教材 P32) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 合同 法 。 采 用 格式 条 款 订立 合同 ， 不 利于 保证 合同 双方 的 公平 权 
利 。《 合 同 法 》 规 定 的 合同 无 效 的 情形 ， 同 样 适用 于 格式 合同 条 款 。 对 格式 条 款 的 理解 发 生 
争议 的 ， 应 当 作出 不 利于 提供 格式 条 球 一 方 的 解释 。 格 式 条 款 和 非 格 式 条 款 不 一 致 的 ， 应 当 
采用 非 格式 条 款 。 

8. 【答案 】D (参见 教材 P37) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 撤 销 权 的 行使 范围 以 债权 人 的 债权 为 限 。 债 权 人 行使 撤 
销 权 的 必要 费用 ， 由 债务 人 负担 。 撤 销 权 自 债 权 人 知道 或 者 应 当知 道 撤 销 事由 之 日 起 1 年 内 
行使 ,5 年 内 没有 行使 撤销 权 的 ， 该 撤销 权 消 灭 。 














































































































模拟 试卷 二 答案 及 解析 29 





9. 【答案 】C (参见 教材 P40 ~ P41) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 给 付 定金 的 一 方 不 履行 约定 的 债务 的 ， 无 权 要 求 返还 定 
金 ; 收受 定金 的 一 方 不 履行 约定 的 债务 的 ， 应 当 双 倍 返 还 定金 。 当 事 人 既 约 定 违约 金 ， 又 约 
定 定金 的 ， 一 方 违 约 时 ， 对 方 可 以 选择 适用 违约 金 或 者 定金 条 款 。 

10. 【答案 】B (参见 教材 P46 ~ P48 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建设 工程 质量 管理 条 例 。 选 项 A 错误 ， 建 设 单位 报 审 的 施工 图 设 
计 文 件 未 经 审查 批准 的 ， 不 得 使 用 ; 选项 C 错误 ， 建 设 工程 经 验收 合格 的 ， 方 可 交付 使 用 ，; 
选项 D 错误 ， 应 该 是 建设 单位 向 有 关 部 门 移交 建设 项 目 档案 。 

11. 【答案 】B (参见 教材 P36) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 合 同 生效 后 ， 当 事 人 就 价款 或 者 报酬 没有 约定 或 者 约定 
不 明确 的 ， 可 以 协议 补充 ， 不 能 达成 补充 协议 的 ， 按 照 合 同 有 关 条 款 或 者 交易 确定 。 依 照 上 
述 规定 仍 不 能 确定 的 ， 则 按 订立 合同 时 履行 地 的 市 场 价格 履行 。 

12. 【答案 】C (参见 教材 P47) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建设 工程 质量 管理 条 例 。 按 建设 强制 性 标准 进行 勘察 、 设 计 ; 设 
计 单 位 在 设计 文件 中 选用 的 建筑 材料 、 构 配件 和 设备 ， 应 当 注 明 规格 、 型 号 、 性 能 等 技术 指 
标 , 但 除 特殊 情况 外 ， 不 得 指定 生产 三 、 供 应 商 。 

13. 【答案 】B (参见 教材 P55) 

【解析 】 根据 我 国 《招标 投标 法 》 的 规定 ， 招 标 人 应 当 确 定投 标 人 编制 投标 文件 所 需要 
的 合理 时 间 。 依 法 必须 进行 招标 的 项 目 ， 自 招标 文件 开始 发 出 之 日 起 至 投标 人 提交 投标 文件 
截止 之 日 止 , 最 短 不 得 少 于 20 日 。 

14. 【答案 】B (参见 教材 P62) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 招标 投标 法 。 招 投标 过 程 中 ， 如 果 招 标 人 或 者 其 他 利害 关系 人 认 
为 招标 投标 活动 不 符合 法 律 、 行 政法 规 规定 ， 可 以 自 知道 或 者 应 当知 道 之 日 起 10 日 内 向 有 
关 行 政 监 督 部 门 投诉 。 

15. 【答案 】D (参见 教材 P34) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 法 人 或 者 其 他 组 织 的 法 定 代表 人 人、 负责 人 超越 权限 订立 
的 合同 ， 除 相对 人 知道 或 者 应 当知 道 其 超越 权限 的 以 外 ,该 代表 行为 有 效 。 

16. 【答案 】B (参见 教材 P80) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 工程 项 目 发 承包 模式 。 采 用 合作 体 承包 模式 的 特点 : 中 建设 单位 
的 组 织 协调 工作 量 小 ， 但 风险 较 大 ; @ 各 承包 单位 之 间 既 有 合作 的 愿望 ， 又 不 愿意 组 成 联 
合体 。 

17. 【答案 】C (参见 教材 P82) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 管理 组 织 机 构 形 式 。 直 线 制 组织 机 构 的 主要 优点 是 结构 
简单 、 权 力 集中 、 易 于 统一 指挥 、 隶 属 关系 明确 、 职 责 分 明 、 决 策 迅速 。 

18. 【答案 】C (参见 教材 P90) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 施 工 组 织 设计 。 按 编制 对 象 不 同 ， 施 工 组 织 设计 包括 三 
个 层次 ， 即 : 施工 组 织 总 设计 、 单 位 工程 施工 组 织 设计 和 施工 方案 。 

19. 【答案 】C (参见 教材 P106) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 目 标 控制 的 内 容 、 措 施 和 方法 。 直 方 图 法 和 排列 图 法 属 
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于 静态 分 析 方 法 。 控 制图 法 是 一 种 典型 的 动态 分 析 方 法 。 

20. 【答案 】D (参见 教材 P109) 

【解析 】 本题 考查 的 是 流水 施工 的 特点 和 参数 。 工 作 面 是 指 供 某 专 业 工 种 的 工人 或 某 种 
施工 机 械 进行 施工 的 活动 空间 。 

21. 【答案 】C (参见 教材 P67) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 项 目 建设 程序 。 项 目 建 议 书 的 内 容 视 项 目的 不 同 而 有 繁 有 
简 ， 但 一 般 应 包括 以 下 几 方 面 内 容 : 中 项 目 提出 的 必要 性 和 依据 ; @) 产 品 方案 、 拟 建 规模 和 
建设 地 点 的 初步 设想 ; @ 资 源 情况 、 建 设 条 件 、 协 作 关系 和 设备 技术 引进 国 别 、 广 商 的 初步 
分 析 ; 投资 估算 、 资 金 筹措 及 还 贷方 案 设 想 ;， (项 目 进 度 安排 ，(@) 经 济 效 益 和 社会 效益 的 
初步 估计 ; @ 环 境 影响 的 初步 评价 。 

22. 【答案 】D (参见 教材 P75) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 管理 的 类 型 、 任 务 及 相关 制度 。 在 项 目 可 行 性 研究 报告 
被 批准 后 ， 应 正式 成 立项 目 法 人 。 

23. 【答案 】A (参见 教材 P86) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 计 划 体 系 。 工 程 项 目 一 览 表 : 将 初步 设计 中 确定 的 建设 
内 容 ， 按 照 单位 工程 归 类 并 编号 ， 明 确 其 建设 内 容 和 投资 额 ， 以 便 各 部 门 按 统一 的 口径 确定 
工程 项 目 投资 额 ， 并 以 此 为 依据 对 其 进行 管理 。 

24. 【答案 】C (参见 教材 P100) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 目 标 控制 的 内 容 、 措 施 和 方法 。 被 动 控制 可 以 采用 以 下 
背 施 : 应 用 现代 化 管理 方法 和 手段 跟踪 、 测 试 、 检 查 工 程 实施 过 程 ， 发 现 异 常情 况 ， 及 时 
采取 纠偏 措施 ; @ 明 确 项 目 管理 组 织 中 过 程控 制 人 员 的 职责 ， 发 现 情况 及 时 采取 措施 进行 处 
理 ; (3) 建 立 有 效 的 信息 反馈 系统 ， 及 时 反馈 偏离 计划 目标 值 的 情况 ， 以 便 及 时 采取 措施 予以 
纠正 。 

25. 【答案 】A (参见 教材 P112) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 流水 施工 的 基本 组 织 方式 。T=(5+5 -1) x3 -4+2=25 (天 )。 

26. 【答案 】A (参见 教材 P124 ~ P126) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 网 络 计 划 时 间 参数 的 计算 。 所 谓 按 工作 计算 法 ， 就 是 以 网 络 计划 
中 的 工作 为 对 象 ， 直 接 计 算 各 项 工作 的 时 间 参 数 。1) 计算 工作 的 最 早 开 始 时 间 和 最 早 完 成 
时 间 。@ 以 网 络 计划 起 点 为 开始 节点 的 工作 ， 当 未 规定 其 最 早 开始 时 间 时 ， 其 最 早 开始 时 间 
为 零 。@) 工 作 的 最 早 完成 时 间 利 用 公式 EF;_; = ES; ;+ D;_; 进 行 计算 。@ 其 他 工作 的 最 早 开 
始 时 间 应 等 于 其 紧 前 工作 最 早 完 成 时 间 的 最 大 值 。 岂 网 络 计划 的 计算 工期 应 等 于 以 网 络 计划 
终点 节点 为 完成 节点 的 工作 的 最 早 完成 时 间 的 最 大 值 。2) 确定 网 络 计 划 的 计划 工期 。 
3) 计算 工作 的 最 迟 完 成 时 间 和 最 迟 开 始 时 间 。4) 计算 工作 的 总 时 差 。5) 计算 工作 的 自由 
时 差 。6) 确定 关键 工作 和 关键 线路 。 

27. 【答案 】A (参见 教材 P135 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 网 络 计划 的 优化 。 直 接 费 会 随 着 工期 的 缩短 而 增加 。 间 接 费 包括 
企业 经 营 管理 的 全 部 费用 ， 它 一 般 会 随 着 工期 的 缩短 而 减少 。 
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28. 【答案 】D (参见 教材 P64) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目的 组 成 和 分 类 。 分 项 工程 是 分 部 工程 的 组 成 部 分 ,一 般 
按 主要 工种 、 材 料 、 施 工 工 艺 、 设 备 类 别 等 进行 划分 。 例 如 ， 土 方 开 挖 、 土 方 回填 、 钢 筋 、 
模板 、 混 凝 土 、 砖 砌 体 、 木 门窗 制作 与 安装 、 玻 璃 幕墙 等 工程 。 选 项 A 为 单位 工程 ， 选 项 B 
为 分 部 工程 ， 选 项 C 为 分 部 工程 ， 选 项 D 为 分 项 工程 。 

29. 【答案 】A (参见 教材 P75 ~ P76) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 管理 的 类 型 、 任 务 及 相关 制度 。 项 目 总 经 理 的 职权 有 : 
组 织 编制 项 目 初步 设计 文件 ， 对 项 目 工艺 流程 、 设 备 选 型 、 建 设 标准 、 总 图 布置 提出 意见 ， 
提交 董事 会 审查 ;组织 工程 设计 、 施 工 监理 、 施 工 队 伍 和 设备 材料 采购 的 招标 工作 ， 编 制 和 
确定 招标 方案 、 标 底 和 评 标 标 准 ， 评 选 和 确定 投 、 中 标 单位 。 实 行 国际 招标 的 项 目 ， 按 现行 
规定 办 理 ; 编制 并 组 织 实施 项 目 年 度 投资 计划 、 用 款 计 划 ， 建 设 进 度 计划 ; 编制 项 目 财务 
预 、 决 算 ; 编制 并 组 织 实施 归还 贷款 和 其 他 债务 计划 ; 组 织 工 程 建设 实施 ， 负 责 控制 工程 投 
资 、 工 期 和 质量 ， 在 项 目 建设 过 程 中 ， 在 批准 的 概算 范围 内 对 单项 工程 的 设计 进行 局 部 调整 
( 凡 引 起 生产 性 质 、 能 力 、 产 品 品种 和 标准 变化 的 设计 调整 以 及 概算 调整 ， 需 经 董事 会 决定 
并 报 原审 批 单 位 批准 ) ; 根据 董事 会 授权 处 理 项 目 实施 中 的 重大 紧急 事件 ， 并 及 时 向 董事 会 
报告 ; 负责 生产 准备 工作 和 培训 有 关 人 员 ; 负责 组 织 项 目 试 生 产 和 单项 工程 预 验收 ; 拟订 生 
产 经 营 计划 ， 企 业内 部 机 构 设置 、 劳 动 定员 定额 方 案 及 工资 福利 方案 ; 组 织 项 目 后 评价 。 提 
出 项 目 后 评价 报告 ;按时 向 有 关 部 门 报 送 项 目 建设 、 生 产 信 息 和 统计 资料 ;提请 董事 会 聘任 
或 解聘 项 目 高 级 管理 人 。 

30. 【答案 】C (参见 教材 P101) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 工程 项 目 目标 控制 的 内 容 、 措 施 和 方法 。 影 响 工程 项 目 质量 的 因 
素 有 很 多 ， 通 常 可 以 概括 为 人 、 机 械 、 材 料 、 方 法 和 环境 五 个 方面 。 

31. 【答案 】B (参见 教材 P111) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 流水 施工 的 特点 和 参数 。12 x6/2/2 =18 (天 )。 

32. 【答案 】C (参见 教材 P133 ~ P134) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 双 代 号 时 标 网 络 计 划 。 工 作 上 的 波浪 线 的 长 度 表 示 该 工作 的 自由 
时 差 ， 所 以 A 工作 的 自由 时 差 是 0 周 ，A 工作 所 在 线路 波浪 线 总 长 度 的 最 小 值 是 A 工作 的 
总 时 差 。 所 以 A 工作 的 总 时 差 是 2 周 。 

33. 【答案 】D (参见 教材 P154) 

【解析 】 本题 考查 的 是 利息 计算 方法 。 根 据 一 次 支付 终 值 公 式 以 及 每 年 、 每 半年 计 息 的 
差异 ， 两 笔 借款 在 第 3 年 末 应 偿还 的 本 利和 (FF) =200 x (1 +6%) ”+100x(1+3%)?= 
344. 29 (万 元 )。 

34. 【答案 】B (参见 教材 P161) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 等 值 计算 。 半 年 的 实际 利率 = (1 +8%/4)? -1=4.049% 。 

35. 【答案 】B (参见 教材 P184) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 经 济 效 果 评 价 方法 。 
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36. 【答案 】A (参见 教材 P218) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 工程 寿命 周期 成 本 分 析 方 法 。 选 项 B 是 为 了 权衡 设置 费 与 维修 费 
之 间 关 系 采 用 的 手段 ， 选 项 C 是 系统 效率 和 寿命 周期 成 本 之 间 进 行 权 衡 时 采取 的 手段 ， 选 
项 DD 是 维持 费 中 各 项 费用 之 间 的 权衡 分 析 。 

37. 【答案 】A (参见 教材 P226) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 项 目 资金 筹措 的 渠道 与 方式 。 优 先 股 股息 固定 ， 与 债券 特征 相 
似 ， 但 优先 股 没有 还 本 期 限 ， 这 又 与 普通 股 相同 。 优 先 股 股东 不 参与 公司 的 经 营 管理 ， 没 有 
公司 的 控制 权 ， 不 会 分 散 普通 股东 的 控股 权 。 但 优先 股 融 资 成 本 较 高 ， 且 股利 不 能 像 债权 利 
息 一 样 在 税 前 扣除 。 

38. 【答案 】B (参见 教材 P226 ~ P227) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 项 目 资金 筹措 的 渠道 与 方式 。 初 期 设立 的 项 目 法 人 进行 的 资本 金 
筹措 形式 主要 有 : 在 资本 市 场 募集 股本 资金 和 合资 合作 。 在 资本 市 场 募 集 股本 资金 包括 私 
募 、 公 开 募 集 。 公 开 募 集 指 在 证 券 市 场 上 公开 向 社会 发 行销 售 。 在 证 券 市 场 上 公开 发 行 股 票 
需要 取得 证 券 监管 机 关 的 批准 。 

39. 【答案 】A (参见 教材 P231 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 项 目 资金 筹措 的 渠道 与 方式 。 债 券 筹资 的 优点 : 筹资 成 本 较 低 、 
保障 股东 控制 权 、 发 挥 财务 杠杆 作用 、 便 于 调整 资本 结构 。 

40. 【答案 】D (参见 教材 P233) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 资金 成 本 与 资本 结构 。 资 金 筹 集成 本 与 资金 使 用 成 本 是 有 区 别 
的 ， 前 者 是 在 筹措 资金 时 一 次 支付 的 ， 在 使 用 资金 过 程 中 不 再 发 生 ， 因 此 可 作为 筹资 金额 的 
一 项 扣除 ， 而 后 者 是 在 资金 使 用 过 程 中 多 次 、 定 期 发 生 的 。 

41. 【答案 】C (参见 教材 P235) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 资金 成 本 与 资本 结构 。K. = R, +B(R, -Ri) =10% +1.25 x 
(15% -10%) =16. 25% 。 

42. 【答案 】C (参见 教材 P248) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 项 目 融 资 的 主要 方式 。PPP 强调 的 是 优势 的 互补 、 风 险 的 分 担 和 
利益 的 共享 。 

43. 【答案 】A (参见 教材 P262 ) 

【解析 】 本题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 税收 规定 。 土 地 增值 税 实行 四 级 超 率 累进 
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税率 。 

44. 【答案 】D (参见 教材 P245) 

【解析 】 本题 考查 的 是 项 目 融 资 的 特点 和 程序 。 融 资 结 构 设 计 阶段 的 主要 工作 : 评价 项 
目 风险 因素 ， 评 价 项 目的 融资 结构 和 资金 结构 一 一 修正 项 目 融资 结构 。 

45. 【答案 】C (参见 教材 P20) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 咨询 管理 。 跨 省 承接 业务 承担 业务 之 日 起 30 日 内 向 
工程 所 在 地 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 建设 主管 部 门 备案 。 

46. 【答案 】D (参见 教材 P257) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 税收 规定 。 企 业 的 下 列 收入 为 免税 收入 : 国债 
利息 收入 ; 符合 条 件 的 居民 企业 之 间 的 股息 、 红 利 等 权益 性 投资 收益 ; 在 中 国境 内 设立 机 
构 、 场 所 的 非 居 民企 业 从 居民 企业 取得 与 该 机 构 、 场 所 有 实际 联系 的 股息 、 红 利 等 权益 性 投 
资 收益 ; 符合 条 件 的 非 营 利 组 织 的 收入 。 

47. 【答案 】A (参见 教材 P271) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 保险 规定 。 业 主 或 承包 商 在 工地 上 的 其 他 财 
产 , 保险 金额 可 由 保险 人 与 被 保险 人 商定 ， 但 最 高 不 能 超过 其 实际 价值 。 

48. 【答案 】C (参见 教材 P274) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 保险 规定 。 工 伤 保险 费 ， 由 企业 按照 职工 工资 
总 额 的 一 定 比 例 缴纳 ， 职 工 个 人 不 缴纳 工伤 保险 费 。 工 伤 保 险 基金 存 人 社会 保障 基金 财政 专 
户 , 用 于 《条 例 》 规 定 的 工伤 保险 待遇 ， 劳 动能 力 鉴定 ， 工 伤 预防 的 宣传 、 培 训 等 费用 ， 
以 及 法 律 、 法 规 规定 的 用 于 工伤 保险 的 其 他 费用 的 支付 。 

49. 【答案 】A (参见 教材 P276) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 策划 。 在 工程 项 目 定 义 和 定 位 明确 的 前 提 下 ， 需 要 提出 
工程 项 目 系统 框架 ， 进 行 工 程 项 目 功 能 分 析 ， 确 定 工程 项 目 系 统 组 成 。 

50. 【答案 】A (参见 教材 P279) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 。 财 务 分 析 是 在 国家 现行 财税 制度 和 价格 体系 
的 前 提 下 ， 从 项 目的 角度 出 发 ， 计 算 项 目 范围 内 的 财务 效益 和 费用 ,分析 项 目的 一 利 能 力 和 
清偿 能 力 ， 评 价 项 目 在 财务 上 的 可 行 性 。 

51. 【答案 】B (参见 教材 P332) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 评 标 与 授 标 。 评 标 报告 应 由 评 标 委员 会 全 体 成 员 签 字 。 对 评 
标 结 果 有 不 同意 见 的 评 标 委员 会 成 员 应 以 书面 形式 说 明 其 不 同意 见 和 理由 ， 评 标 报告 应 注 明 
该 不 同意 见 。 评 标 委员 会 成 员 拒 绝 在 评 标 报告 上 签字 又 不 书面 说 明 其 不 同意 见 和 理由 的 ， 视 
为 同意 评 标 结果 。 

52. 【答案 】A (参见 教材 P340) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 成 本 管理 。 平 均 年 限 法 是 指 按照 固定 资产 的 预计 使 用 年 限 平 
均 分 推 固定 资产 折旧 额 的 方法 ,这 种 方法 计算 的 折旧 额 在 各 个 使 用 年 (月 ) 份 都 是 相等 的 ， 
折旧 的 累计 和 额 所 绘 出 的 图 线 是 直线 。 

53. 【答案 】C (参见 教材 P348) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 变更 与 索赔 管理 。 由 于 非 施 工 承 包 单 位 的 原因 导致 施工 进度 
拖延 ， 要 求 批准 延长 合同 工期 的 索赔 ， 称 为 工期 索赔 。 
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54. 【答案 】D (参见 教材 P356) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 价款 结算 及 其 审查 。 工 程 竣工 结算 报告 金额 在 5000 万 元 以 
上 的 项 目 ,工程 竣工 结算 的 审查 时 限 为 60 天 。 

55. 【答案 】C (参见 教材 P288) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 报表 的 编制 。300 x 18 x 20% =1080 万 元 ， 因 
为 经 营 成 本 是 非 付 现 费 用 ， 所 以 需要 把 折旧 和 摊 销 扣除 ， 之 所 以 这 样 处 理 ， 是 因为 最 开始 投 
资 的 “固定 资产 和 无 形 资产 ”已 经 作为 了 现金 流出 ， 后 期 不 能 重复 扣除 了 。 

56. 【答案 】D (参见 教材 P299) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 设计 方案 的 评价 与 优化 。 综 合 费 用 法 的 基本 出 发 点 在 于 将 建设 投 
资 和 使 用 费用 结合 起 来 考虑 ， 同 时 考虑 建设 周期 对 投资 效益 的 影响 ， 以 综合 费用 最 小 为 最 佳 
方案 。 由 于 该 方案 只 考虑 了 费用 ， 未 能 反映 功能 、 质 量 、 安 全 、 环 保 等 方面 的 差异 ， 因 为 只 
有 在 方案 的 功能 、 建 设 标 准 等 相同 或 基本 相同 的 时 候 才 采用 。 

57. 【答案 】D (参见 教材 P324 ~ P325) 

【解析 】 本题 考查 的 是 施工 投标 报价 策略 。 投 标 单位 遇 下 列 情形 时 ， 其 报价 可 高 一 些 : 
施工 条 件 差 的 工程 〈 如 条 件 艰 苦 、 场 地 狭小 或 地 处 交通 要 道 等 ) ; 专业 要 求 高 的 技术 密集 型 
工程 且 投 标 单位 在 这 方面 有 专长 ， 声 望 也 较 高 ; 总 价 低 的 小 工程 ， 以 及 投标 单位 不 愿 做 而 被 
邀请 投标 ， 又 不 便 不 投标 的 工程 ; 特殊 工程 ， 如 港口 码头 、 地 下 开 挫 工 程 等 ; 投标 对 手 少 的 
工程 ; 工期 要 求 紧 的 工程 ;支付 条 件 不 理想 的 工程 。 

58. 【答案 】A (参见 教材 P335) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 成 本 管理 。 施 工 成 本 管理 流程 : 成 本 预测 一 成 本 计划 一 成 本 
控制 一 成 本 核算 一 成 本 分 析 一 成 本 考核 。 

59. 【答案 】A (参见 教材 P343) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 成 本 管理 。 构 成 比率 法 主要 用 来 确定 目标 成 本 、 实 际 成 本 和 
降低 成 本 的 比例 关系 ， 从 而 为 寻求 降低 成 本 的 途径 指明 方向 。 

60. 【答案 】B (参见 教材 P353) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 费用 的 动态 监控 。 经 济 措施 主要 是 指 审核 工程 量 和 签发 支付 
证 书 ,， 包括: 检查 费用 目标 分 解 是 否 合理 ， 检 查 资 金 使 用 计划 有 无 保障 ， 是 否 与 进度 计划 发 
生 冲 突 ， 工 程 变 更 有 无 必要 ， 是 否 超 标 等 。 





















































二 、 多 项 选择 题 

61. 【答案 】ABC (参见 教材 P3 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 及 其 计价 特征 。 设 备 单价 的 计算 依据 包括 设备 原价 、 设 
备 运 杂费 、 进 口 设备 关税 等 。 

62. 【答案 】BCD (参见 教材 P11) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 造价 工程 师 管理 制度 。 注 册 造 价 工程 师 有 下 列 情 形 之 一 的 ， 其 注 
册 证 书 失效 : 中 已 与 聘用 单位 解除 劳动 合同 且 未 被 其 他 单位 聘用 的 ; @ 注 册 有 效 期 满 且 未 延 
续 注册 的 ，@) 死 亡 或 者 不 具有 完全 民事 行为 能 力 的 ;其 他 导致 注册 失效 的 情形 。 

63. 【答案 】BDE (参见 教材 P24 ~ P26) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 发 达 国 家 和 地 区 工程 造价 管理 。 发 达 国 家 和 地 区 工程 造价 管理 的 
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特点 有 : 也 政府 的 间接 调控 ; @ 有 章 可 循 的 计价 依据 ; @ 多 渠道 的 工程 造价 信息 ; 由 造价 工 
程 师 的 动态 估价 ; @@ 通 用 的 合同 文本 ; @ 重 视 实施 过 程 中 的 造价 控制 。 

64. 【答案 】BCE (参见 教材 P16 ~ P17) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 工程 造价 咨询 企业 资质 管理 。 乙 级 工程 造价 咨询 企业 资质 标准 : 
企业 出 资 人 中 ， 注 册 造 价 工程 师 人 数 不 低 于 出 资 人 总 人 数 的 60% ， 且 其 出 资 额 不 低 于 注 
册 资 本 总 额 的 60% ; @ 技 术 负 责 人 已 取得 造价 工程 师 注 册 证 书 ， 并 具有 工程 或 工程 经 济 类 
高 级 专业 技术 职称 ， 且 从 事 工程 造价 专业 工作 10 年 以 上 ; 名 专职 专业 人 员 不 少 于 12 人 , 其 
中 ， 具 有 工程 或 者 工程 经 济 类 中 级 以 上 专业 技术 职称 的 人 员 不 少 于 8 人 ， 取 得 造价 工程 师 注 
册 证 书 的 人 员 不 少 于 6 人 ， 其 他 人 员 均 需要 具有 从 事 工 程 造 价 专业 工作 的 经 历 ; 由 企业 与 专 
职 专 业 人 员 签 订 劳 动 合同 ， 且 专职 专业 人 员 符 合 国家 规定 的 职业 年 龄 (出 资 人 除外 ) ;名 专 
职 专 业 人 员 人 事 档案 关系 由 国家 认可 的 人 事 代理 机 构 代 为 管理 ; @@ 企 业 注 册 资 本 不 少 于 人 民 
币 50 万 元 ; @ 具 有 固定 的 办 公 场 所 ， 人 均 办 公 建 筑 面积 不 少 于 10m ; @ 技 术 档 案 管理 制 
度 、 质 量 控制 制度 、 财 务 管理 制度 齐全 ; @ 企 业 为 本 单位 专职 专业 人 员 办 理 的 社会 基本 养老 
保险 手续 齐全 ; (90 暂 定期 内 工程 造价 咨询 营业 收入 累计 不 低 于 人 民 币 50 万 元 ; 名 在 申请 核 
定 资质 等 级 之 日 前 无 违规 行为 。 

65. 【答案 】ACD (参见 教材 P50 ~ PS3 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建设 工程 安全 生产 管理 条 例 。 选 项 B 错误 ， 安 全 作业 费 不 得 挪 作 
他 用 ; 选项 下 错误， 应 该 是 30 日 内 向 建设 行政 主管 部 门 或 者 其 他 有 关 部 门 登记 。 

66. 【答案 】ACD (参见 教材 P57 ~ PS8 ) 

【解析 】 本题 考查 的 是 招标 投标 法 实施 条 例 。 选 项 B 应 该 是 可 以 进行 邀请 招标 ; 选项 下 
没有 确切 的 时 间 规 定 。 

67. 【答案 】ABCD (参见 教材 P75 ~ P76) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 工程 项 目 管理 的 类 型 、 任 务 及 相关 制度 。 选 项 下 不 属于 建设 项 目 
总 经 理 职权 。 

68. 【答案 】ACDE (参见 教材 P84) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 管 理 组 织 机 构 形式 。 选 项 B 属于 中 和 矩阵 制 组织 形 式 。 

69. 【答案 】ABD (参见 教材 P147 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 风 险 的 识别 与 评价 。 常 用 的 项 目 风险 分 析 与 评价 的 方法 
主要 有 调查 打分 法 、 蒙 特 卡 洛 模拟 法 、 计 划 评 审 技术 法 和 敏感 性 分 析 法 等 。 

70. 【答案 】BCE (参见 教材 P110) 

【解析 】 本题 考查 的 是 流水 施工 的 特点 和 参数 。 为 使 施工 段 划 分 得 合理 ,一般 应 遵循 下 
列 原则 : 中 同一 专业 工作 队 在 各 个 施工 段 上 的 劳动 量 应 大 致 相等 ; @ 每 个 施工 段 内 要 有 足够 
的 工作 面 ; 鸟 施工 段 的 界限 应 尽 可 能 与 结构 界限 (如 沉降 颖 、 伸 缩 颖 等) 相 吻 合 ， 或 设 在 
对 建筑 结构 整体 性 影响 小 的 部 位 ; 由 施 工段 的 数目 要 满足 合理 组 织 流水 施工 的 要 求 ; 名 对 于 
多 层 建筑 物 、 构 筑 物 或 需要 分 层 施 工 的 工程 ， 应 既 分 施工 段 ， 又 分 施工 层 。 

71. 【答案 】ABDE (参见 教材 P153 ~ P154) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 现金 流量 和 资金 的 时 间 价 值 。 资 金 时 间 价 值 的 表现 形式 有 利率 和 
利息 两 种 形式 ， 因 此 教材 中 关于 利率 、 利 息 的 论述 都 可 以 理解 为 时 间 价 值 的 理解 。 同 时 利率 
可 以 理解 为 资金 的 价格 ， 在 资本 市 场 供 过 于 求 时 ， 价 格 下 跌 ， 因 此 选项 C 不 正确 。 
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72. 【答案 】ACD (参见 教材 P182) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 经 济 效果 评价 方法 。 互 斥 方案 静态 分 析 常 用 增 量 投 资 收益 率 、 增 
量 投资 回收 期 、 年 折算 费用 、 综 合 总 费用 等 评价 方法 进行 相对 经 济 效果 的 评价 。 

73. 【答案 】CDE (参见 教材 P196 ~ P197 ) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 价值 工程 的 基本 原理 和 工作 程序 。 价 值 工程 涉及 价值 、 功 能 和 寿 
命 周 期 成 本 三 个 基本 要 素 ; 价值 工程 的 核心 是 对 产品 进行 功能 分 析 ; 价值 工程 将 产品 价值 、 
功能 和 成 本 作为 一 个 整体 同时 来 考虑 ; 价值 工程 要 求 将 功能 定量 化 ， 即 将 功能 转化 为 能 够 与 
成 本 直接 相 比 的 量化 值 ; 价值 工程 可 用 来 寻求 产品 价值 的 提高 途径 。 

74. 【答案 】ABCE (参见 教材 P217 ) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 寿命 周期 成 本 分 析 方 法 。 费 用 估算 的 方法 有 很 多 ,常用 的 
有 : 费用 模型 估算 法 、 参 数 估算 法 、 类 比 估算 法 、 费 用 项 目 分 别 估 算法 。 

75. 【答案 】AB (参见 教材 P257) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 税收 规定 。 选 项 C、D 、E 为 收入 总 额 的 内 容 。 

76. 【答案 】ABCE (参见 教材 P261 ~ P262) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 税收 规定 。 税 法 准予 纳税 人 从 转让 收入 中 扣除 
的 项 目 包 括 : 取得 土地 使 用 权 支 付 的 金额 ; 房地产 开发 成 本 ; 房地产 开发 费用 ; 与 转让 房 地 
产 有 关 的 税金 ; 其 他 扣除 项 目 ; 旧 房 及 建筑 物 的 评估 价格 。 

77. 【答案 】BCDE (参见 教材 P283) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 。 判 断 项 目 偿 债 能 力 的 参数 主要 包括 利息 备 付 
率 、 偿 债 备 付 率 、 资 产 负债 率 、 流 动 比率 、 速 动 比率 的 指标 的 基准 值 或 参考 值 。 

78. 【答案 】ACE (参见 教材 P328) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 评 标 与 授 标 。 评 标 专家 应 符合 下 列 条 件 : 中 从 事 相 关 专 业 领 
域 工作 满 8 年 并 具有 高 级 职称 或 者 同等 专业 水 平 ; @) 熟 悉 有 关 招 标 投标 的 法 律 法 规 ， 并 具有 
与 招标 项 目 相关 的 实践 经 验 ; @ 能 够 认真 、 公 正 、 诚 实 、 廉 洁 地 履行 职责 。 

79. 【答案 】BCDE (参见 教材 P346) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 变更 与 索赔 管理 。 根 据 九 部 委 发 布 的 《标准 施工 招标 文件 》 
中 的 通用 合同 条 款 ， 工 程 变更 包括 以 下 五 个 方面 : 中 取消 合同 中 的 任何 一 项 工作 ， 但 被 取消 
的 工作 不 能 转 由 建设 单位 或 其 他 单位 实施 。G@) 改 变 合同 中 任何 一 项 工作 的 质量 或 其 他 特性 。 
(3 改变 合同 工程 的 基线 、 标 高 、 位 置 和 尺寸 。( 改 变 合 同 中 任何 一 项 工作 的 施工 时 间或 改变 
已 批准 的 施工 工艺 或 顺序 。@ 为 完成 工程 需要 追加 的 额外 工作 。 

80. 【答案 】BCD (参见 教材 P333) 

【解析 】 本题 考查 的 是 资金 使 用 计划 的 编制 。 工 程 造价 主要 分 为 建筑 安装 工程 费 、 设 备 
及 工 器 具 购置 费 和 工程 建设 其 他 费 三 部 分 。 按 工程 造价 构成 编制 的 资金 使 用 计划 也 分 为 建筑 
安装 工程 费 使 用 计划 、 设 备 工 器 具 费 使 用 计划 和 工程 建设 其 他 费 使 用 计划 。 
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1. 建设 工程 造价 有 两 种 含义 ， 从 业主 的 角度 可 以 理解 为 ( ) 。 
A. 建设 工程 固定 资产 投资 

B. 建设 工程 总 投资 

C. 建设 工程 总 投资 和 建设 工程 固定 资产 投资 

D， 建设 工程 动态 投资 和 建设 工程 静态 投资 





2. 某 工程 项 目 竣工 结算 报告 金额 为 3500 万 元 ， 则 根据 《建设 工程 价款 结算 暂行 办 法 》， 
建设 单位 对 结算 报告 的 审查 时 限 为 ( ” ) 日 。 
A. 20 B. 30 C. 45 D. 60 


3. 对 于 政府 投资 工程 而 言 ， 作 为 拟 建 项 目 工程 造价 最 高 限额 的 是 经 有 关 部 门 批准 
的 ( ) 。 

A. 工程 概算 B， 投资 估算 C， 施工 图 预算 D. 承包 合同 价 
下 列 关 于 造价 工程 师 不 予 注 册 的 情形 ， 说 法 正确 的 是 ( ) 。 
A. 因 工 程 造价 业务 活动 受刑 事 处 罚 ， 自 刑事 处 罚 执行 完毕 之 日 起 至 申请 注册 之 日 止 不 
满 6 年 的 
被 吊销 注册 证 书 ， 自 被 处 罚 决定 之 日 起 至 申请 之 日 止 不 满 5 年 的 
C. 申请 在 两 个 或 者 两 个 以 上 单位 注册 的 


名 

















D. 以 欺骗 、 贿 赂 等 不 正当 手段 获准 注册 被 撤销 ， 自 被 撤销 注册 之 日 起 至 申请 注册 之 日 
止 不 满 5 年 的 

5. 根据 《工程 造价 咨询 单位 管理 办 法 》 的 规定 ， 甲 级 工程 造价 咨询 单位 的 资质 标准 之 
一 是 : 专职 专业 人 员 和 取得 造价 工程 师 注册 证 书 的 专业 人 员 分 别 不 少 于 ( ) 人 。 

A. 12 和 4 B. 12 和 6 C. 20 和 8 D. 20 和 10 

6. 申请 人 在 隐瞒 有 关 情 况 或 者 提供 虚假 材料 申请 工程 造价 咨询 企业 资质 的 ， 不 予 受理 
或 者 不 予 资质 许可 ， 并 给 予 警 告 ， 申 请 人 在 ( ) 年 内 不 得 再 次 申请 工程 造价 咨询 企业 
资质 。 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

7. 生产 性 建设 项 目的 总 投资 包括 ( ) 两 部 分 。 

A.， 建安 工程 投资 和 设备 、 工 器 具 购 置 费 。” B.， 建安 工程 投资 和 工程 建设 其 他 费用 

C. 固定 资产 投资 和 流动 资产 投资 D. 固定 资产 静态 投资 和 动态 投资 

8. 根据 《注册 造价 工程 师 管 理 办 法 》， 属 于 注册 造价 工程 师 执业 范围 的 是 ( ) 。 

A. 建设 项 目 投资 估算 的 批准 

B. 工程 索赔 费用 的 计算 
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C. 工程 款 的 支付 
D. 工程 合同 纠纷 的 裁决 





9. 美国 有 关 工 程 造价 的 定额 、 指 标 、 费 用 标准 等 一 般 是 由 ( ) 制订 。 

A. 政府 建设 主管 部 门 B. 土木 工程 师 学 会 

C. 大 型 工程 咨询 公司 D. 建筑 师 学 会 

10. 下 列 关 于 格式 条 款 的 说 明 不 正确 的 是 ( ) 

A. 提供 格 式 条 款 一 方 免除 自己 责任 ， 加 重 对 方 责 任 ， 排 除 对 方 主要 权利 的 ， 该 条 款 
无 效 


B. 对 格式 条 款 的 理解 发 生 争议 的 ， 应 该 按照 通常 理解 予以 解释 

C. 对 格式 条 款 有 两 种 以 上 解释 的 ， 应 当 作 出 不 利于 提供 格式 条 款 一 方 的 解释 

D. 格式 条 鞭 和 非 格式 条 款 不 一 致 ， 应 当 采 取 格 式 条 款 

11. 根据 《建设 工程 安全 生产 管理 条 例 》， 建 设 单位 应 当 将 拆除 工程 发 包 给 具有 相应 资 
质 等 级 的 施工 单位 ， 将 资料 报 送 建设 工程 所 在 地 的 县 级 以 上 地 方 人 民政 府 建 设 行政 主管 部 门 
或 者 其 他 有 关 部 门 备案 的 时 间 是 ( ) 。 

A. 应 当 在 拆除 工程 施工 15 日 前 

B. 建设 工程 拆除 之 日 起 30 日 内 

C. 拆除 工程 批准 之 日 起 15 日 内 

D. 拆除 工程 批准 之 日 起 30 日 内 

12. 根据 《招标 投标 法 实施 条 例 》， 投 标 保 证 金 不 得 超过 ( ) 。 























A. 招标 项 目 估 算 价 的 5% B. 招标 项 目 估 算 价 的 2% 

C. 投标 报价 的 5% D. 投标 报价 的 2% 

13. 根据 《建筑 工程 施工 质量 验收 统一 标准 》)， 下列 工程 中 ,属于 分 项 工程 的 
是 ( ) 。 

A. 智能 建筑 工程 B. 模板 工程 C. 电梯 工程 D. 地 基 与 基础 工程 

14. 实施 核准 制 的 企业 投资 建设 《政府 核准 的 投资 项 目 目录 》 中 的 项 目 时 ， 仅 需 向 政府 
提交 ( ) 。 

A. 项 目 建 议 书 B. 项 目 可 行 性 研究 

C. 项 目 开 工 报告 D. 项 目 申请 报告 

15. 下 列 项 目 开工 建设 准备 工作 中 ， 施 工 许可 证 应 该 在 ( ) 办 理 之 后 才能 办 理 。 

A. 质量 监督 手续 B. 编制 施工 组 织 设计 

C. 编制 监理 规划 D. 审查 施工 图 设计 文件 

16. 依据 合同 法 的 规定 ， 出 现 ( ) 订立 的 合同 时 ， 当 事 人 可 以 向 仲裁 机 构 请 求 撤销 
合同 。 

A. 违反 法 律 规定 B， 当事人 恶意 串通 损害 第 三 人 利益 

C.， 以 合法 形式 掩盖 非法 目的 D. 对 方 当事人 采取 欺诈 手段 

17. 债权 人 决定 将 其 债权 债务 一 并 转让 给 第 三 人 时 ，( ) 。 

A， 需 经 对 方 同 意 B， 无 需 经 对 方 同意 ， 但 应 通知 对 方 


C. 无 需 经 对 方 同意 ， 也 不 必 通 知 对 方 D. 需 经 对 方 同意 ,但 要 办 理 公证 
18. 根据 《国务 院 关 于 投资 体制 改革 的 决定 》， 对 于 采用 直接 投资 和 资本 金 注入 方式 的 
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政府 投资 项 目 ， 政 府 需 严格 审批 其 人 ) 。 
A. 初步 设计 和 概算 B. 开工 报告 C. 资金 申请 报告 D. 项 目 核准 报告 


19. 建设 单位 应 当 自 建 设 工 程 竣工 验收 合格 之 日 起 ( ) 日 内 ， 将 建设 工程 竣工 验收 
报告 和 规划 、 公 安 消防 、 环 保 等 部 门 出 具 的 认可 文件 或 者 准许 使 用 文件 报 建设 行政 主管 部 门 
或 者 其 他 有 关 部 门 备案 。 

A. 10 B. 15 C. 20 D. 30 

20. 根据 《招标 投标 法 》 规定， 在 招标 文件 要 求 提 交 投 标 文件 的 截止 时 间 前 ， 投 标 人 
( ) 。 

A. 可 以 补充 、 修 改 或 者 撤回 已 经 提交 的 投标 的 文件 ， 并 书面 通知 招标 人 

B. 不 得 补充 、 修 改 、 替 代 或 者 撤回 已 经 提交 的 投标 文件 

C. 须 经 过 招标 人 的 同意 才 可 以 补充 、 修 改 、 替 代 已 经 提交 的 投标 文件 

D. 撤回 已 经 提交 的 投标 文件 的 ， 其 投标 保证 金 将 被 没收 

21. 某 工 程 划分 为 4 个 施工 过 程 、4 个 施工 段 组 织 流水 施工 ， 流 水 节拍 见 下 表 ， 则 该 工 
程 流水 施工 工期 为 ( ) 天 。 



































流水 节拍 表 (单位 : 天 ) 
施工 段 及 流水 节拍 
施工 过 程 
中 @) ® @ 
I 4 4 5 3 
I 3 3 4 2 
本 6 5 5 4 
TV 3 4 5 6 
As 22 B. 23 6 27 D. 37 


22. 工程 网 络 计划 中 ， 关 键 线路 是 指 ( ) 的 线路 。 
A. 双 代 号 网 络 计划 中 所 有 总 时 差 为 0 的 工作 组 成 

B. 单 代号 网 络 计划 中 由 关键 工作 组 成 

C. 双 代号 时 标 网 络 计 划 中 无 波形 线 

D. 双 代 号 网 络 计划 中 由 关键 节点 组 成 

23. 某 工程 双 代 号 网 络 计划 如 下 图 所 示 ， 下 列 选 项 中 不 是 关键 线路 的 是 ( ) 。 
7 1 9 


J 

















5 -@ 中 
A. DH:O—® B. DD HO0—+® 
C. DD—0D— D. OHO» D0» 





24. 下 列 分 析 方 法 中 ， 可 用 来 识别 工程 项 目 风 险 的 是 ( ) 。 
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A. 初始 风险 清单 法 B. 敏感 性 分 析 法 
C. 调查 打分 法 D. 蒙特 卡 洛 模拟 法 





25. 某 工程 建设 期 3 年 ， 建 设 单位 在 建设 期 第 1 年 年 初 、 第 2 年 年 初 和 第 3 年 年 初 分 别 
从 银行 借入 700 万 元 、500 万 元 和 300 万 元 ， 年 利率 8%， 按 年 计 息 。 建 设 单位 在 运营 期 前 3 
年 每 年 年 末 等 额 偿 还 贷款 本 息 ， 则 每 年 应 偿还 ( ) 万 元 。 

A. 452. 16 B. 487. 37 C. 526. 36 D. 687. 29 

26. 某 工程 有 3 个 施工 过 程 A、B、C， 施 工段 数 为 3， 其 流水 节拍 分 别 为 2 天、4 天 、6 
天 ， 其 中 , B 与 A 之 间 有 平行 搭 接 时 间 为 3 天 ，C 与 B 之 间 有 组 织 间歇 时 间 为 4 天 ， 这 三 
个 过 程 组 成 等 步 距 异 节 奏 流 水 施工 ， 计 算 总 工期 为 ( ) 天 。 

A. 17 B. 19 C. 21 D. 23 

27. 已 知 某 双 代 号 网 络 计 划 中 ， 该 工作 ES =4 天 、EF =6 天 、LS =7 天 、LF =9 天 ， 则 
该 工作 的 总 时 差 为 ( ) 。 


A. 1 天 B. 2 天 C. 3 天 D. 5 天 
28. 下 列 风 险 中 属于 业主 人 为 风险 的 是 ( ) 。 

A. 信息 取舍 失误 风险 B， 资 金 筹 措 困 难 

C， 保 标 与 买 标 风 险 D. 资金 筹措 不 力 


29. 按 投资 作用 不 同 ， 工 程 建 设 项 目 可 分 为 生产 性 建设 项 目 和 非 生 产 性 建设 项 目 两 大 























类 ， 下 列 项 目 中 属于 非 生产 性 建设 项 目的 是 ( ) 。 
A. 邮电 、 通 信 业 建设 项 目 B. 渔业 建设 项 目 
C. 综合 技术 服务 事业 建设 项 目 D. 咨询 服务 业 建设 项 目 
30. 下 列 关于 工程 项 目 管理 组 织 机 构 形 式 的 表述 中 ， 正 确 的 是 ( ) 。 


A. 直线 制 组 织 机 构 中 各 职能 部 门 的 职责 分 明 ， 但 信息 传递 线路 长 

B， 职 能 制 组 织 机 构 能 够 分 别 从 职能 角度 对 下 级 进行 业务 管理 

C. 直线 职能 制 机 构 中 各 职能 部 门 可 以 直接 下 达 命令 ， 传 递 信息 路 线 短 

D. 矩阵 制 组 织 机 构 实 现 了 集权 和 分 权 的 最 优 组 合 ， 具 有 较 强 的 稳定 性 

31. 某 分 部 工程 由 4 个 施工 过 程 组 成 ， 分 为 3 个 施工 段 组 织 流 水 施工 ， 其 流水 节拍 
































(天 ) 见 下 表 。 则 流水 施工 工期 为 ( 。”) 天 。 
施 工 段 
施工 过 程 

(1) (2) (3) 
I 2 4 3 
I 3 5 4 
亚 4 3 4 
NV 3 4 4 

A. 23 B. 22 G21 D. 20 


32. 在 某 工程 网 络 计划 中 ， 已 知 工 作 P 的 总 时 差 和 自由 时 差分 别 为 5 天 和 2 天 ， 工 程 师 
检查 实际 进度 上 时， 发 现 该 工作 的 持续 时 间 延 长 了 4 天 ， 说明 此 时 工作 PP 的 实际 进度 ( js 
A.， 既 不 影响 总 工期 ， 也 不 影响 其 后 续 工 作 的 正常 进行 
[hve iH 
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B. 不 影响 总 工期 ， 但 将 其 紧 后 工作 的 最 早 开 始 时间 推 迟 2 天 

C. 将 其 紧 后 工作 的 最 早 开始 时 间 推 迟 2 天 ， 并 使 总 工期 延长 1 天 

D. 将 其 紧 后 工作 的 最 早 开 始 时 间 推 迟 4 天 ， 并 使 总 工期 延长 2 天 

33. 现存 款 1000 元 ， 年 利率 为 12%， 复 利 按 季 计 息 ， 第 2 年 年 末 的 本 利和 为 ( ) 。 
A. 1240 元 B. 1254 元 C. 1267 元 D. 1305 元 


34. 在 分 析 工 程 项 目 抗 风 险 能 力 时 ， 应 分 析 工 程 项 目 在 不 同 阶段 可 能 遇 到 的 不 确定 性 因 
素 和 随机 因素 对 其 经 济 效果 的 影响 ， 这 些 阶段 包括 工程 项 目的 ( ) 。 

A. 策划 期 和 建设 期 ”B. 建设 期 和 运营 期 ”C. 运营 期 和 拆除 期 ”D. 建设 期 和 达 产 期 

35. 已 知 两 个 互 斥 方案 的 内 部 收益 率 IRR, 和 IRR, 均 大 于 基准 收益 率 i ， 且 增 量 内 部 收 
益 率 为 AIRR， 则 ( ) 。 

A. JIRR 大 于 RR 时， 方案 1 优 于 方案 2 

B，IRR 小 于 RR 时， 方案 1 优 于 方案 2 

C. AZRR 小 于 i 时 ， 投资 额 大 的 方案 为 优选 方案 

D. AIRR 大 于 i. 时， 投资 额 大 的 方案 为 优选 方案 

36. 某 产 品 的 功能 与 成 本 关系 如 下 图 所 示 ， 功 能 水 平 f,、F,、F;、F, 均 能 满足 用 户 要 
求 ， 从 价值 工程 的 角度 ， 最 适宜 的 功能 水 平 应 是 ( ) 。 


成 本 


制造 成 本 














FI 局 ”所 局 合用 成 本 功能 
A.nh B. bh, C. Fh, D. 已 
37. 某 企业 于 年 初 向 银行 借款 1500 万 元 ， 其 年 有 效 利 率 为 10%， 若 按 月 复 利 计 息 ， 则 
该 年 第 3 季度 末 借 款 本 利和 为 ( ) 万 元 。 
A. 1611.1 B. 1612.5 C. 1616.3 D. 1237.5 
38. 某 企 业 可 提供 选择 的 项 目 有 3 个 ， 项 目 1 和 项 目 2 是 互 斥 关系 ， 项 目 3 与 项 目 1、 
项 目 2 为 独立 关系 。 各 项 目 有 关 数 据 如 下 表 ， 基 准 收益 率 为 10%， 则 该 企业 选择 ( )o 




















项 目 项 目 1 项 目 2 项 目 3 
初始 投资 /万 元 3000 5000 6000 
每 年 年 末 净 收益 /万 元 1300 1450 1400 
估计 寿命 /年 4 6 8 











A. 项 目 1 和 项 目 3， 两 个 项 目的 NAV=628. 81 (万 元 ) 
B. 项 目 2 和 项 目 3， 两 个 项 目的 NPV =2783.75 (万 元 ) 
C. 项 目 1 和 项 目 2， 两 个 项 目的 NAV=628. 81 (万 元 ) 
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D. 项 目 1 和 项 目 2， 两 个 项 目的 NPV =2435. 22 (万 元 ) 
39. 价值 工程 中 的 价值 指 的 是 ( ) 。 





A. 交换 价值 B. 比较 价值 C. 使 用 价值 D. 功能 价值 
40. 不 实行 资本 金 制度 的 项 目 是 ( ) 。 

A. 经 营 性 固定 资产 投资 项 目 B. 公益 性 项 目 

C. 基础 设施 项 目 D. 小 型 项 目 


41. 某 公 司 发 行 面额 为 3000 万 元 的 8 年 期 债券 ， 票 面 利率 为 12%， 发 行 费 用 率 为 4%， 
发 行 价格 为 2300 万 元 ， 公 司 所 得 税率 为 25 % ， 则 该 债券 成 本 率 为 ( ) 。 

A. 11.25% B. 12.23% C. 15.38% D. 20.04% 

42. 项 目 公 司 资本 结构 是 否 合 理 ， 一 般 是 通过 分 析 ( ) 的 变化 进行 衡量 。 

A. 利率 B. 风险 报酬 率 C. 每 股 收 益 D. 股票 筹资 

43. 与 PPP 融资 方式 相 比 ，BOT 融资 方式 中 民营 部 门 的 地 位 是 ( je 

A. 与 政府 部 门 的 协调 关系 弱 ， 项 目 风 险 小 

B. 与 政府 部 门 的 协调 关系 强 ， 项 目 风 险 大 

C. 与 政府 部 门 的 协调 关系 弱 ， 项 目 风 险 大 

D. 与 政府 部 门 的 协调 关系 强 ， 项 目 风险 小 























44. 下 列 关 于 PFI 融资 方式 说 法 正确 的 是 ( ) 。 
A. 适用 于 公益 性 项 日 B. 适用 于 私营 企业 出 资 的 项 目 
C. 项 目的 控制 权 由 政府 掌握 D. 私营 企业 承担 设计 风险 


45. 某 工程 投保 建筑 工程 一 切 险 ， 在 工程 建设 期 间 发 生 的 下 列 情况 中 ， 应 由 保险 人 承担 
保险 责任 的 是 ( ) 。 


A. 设计 错误 引起 的 损失 B. 施工 机 械 装 置 失灵 造成 损坏 

C. 工程 档案 文件 损毁 D. 火山 爆发 造成 的 损失 

46. ( ) 应 在 项 目 财务 效益 和 费用 估算 的 基础 上 进行 。 

A. 财务 评价 B. 财务 分 析 C. 财务 管理 D. 财务 核算 

47. 在 进行 投资 方案 现金 流量 基本 要 素 分 析 时 ， 下 列 补贴 中 ( ) 不 能 作为 项 目的 财 
务 效益 中 补贴 收入 。 


A. 与 资产 相关 的 政府 补贴 

B. 先 征 后 返 的 增值 税 

C. 按 销量 或 工作 量 等 依据 国家 规定 的 补助 定额 计算 的 定额 补贴 
D. 政府 扶持 给 予 的 其 他 形式 的 补贴 








48. ( ) 是 对 产品 进行 功能 分 析 ， 研 究 如 何以 最 低 的 全 寿命 期 成 本 实现 产品 的 必要 
功能 ， 从 而 提高 产品 价值 。 

A. 多 指标 法 B. 单 指标 法 C. 价值 工程 法 D. 综合 费用 法 

49. 工程 项 目 中 建设 单位 选择 合同 类 型 应 考虑 的 因素 不 包括 ( ) 。 

A. 工程 项 目的 整体 规划 B. 工程 项 目的 复杂 程度 

C. 工程 项 目的 设计 深度 D. 施工 技术 的 先进 程度 


50. FIDIC 合同 中 ， 缺 陷 通 知 期 内 承包 商 接 到 业主 修补 缺陷 通知 ( ) 天 内 未 派 人 修 
补 ， 业 主 可 和 赁 履约 担保 索赔 。 








A. 7 B. 14 C. 21 D. 42 

51. 下 列 财务 评价 指标 中 ， 可 用 来 判断 项 目 偿 债 能 力 的 是 ( ) 。 

A. 财务 内 部 收益 率 B. 总 投资 收益 率 

C. 速 动 比率 D. 项 目 资本 金 净利 润 率 

52. 在 采用 综合 费用 法 评价 设计 方案 时 ， 其 不 足 是 没有 考虑 ( ) 。 

A. 投资 方案 全 寿命 期 费用 B. 建设 周期 对 投资 效益 的 影响 

C. 投资 方案 投产 后 的 使 用 费 D. 资金 的 时 间 价 值 

53. 在 进行 功能 分 析 时 采用 价值 工程 法 ， 其 目标 是 ( ) 。 

A. 实现 产品 的 必要 功能 B. 提高 建设 工程 价值 

C. 增强 建设 工程 功能 D. 降低 产品 成 本 

54. 对 总 概算 投资 超过 批准 投资 估算 ( 。”) 以 上 的 ， 应 进行 技术 经 济 论证 ， 需 重新 上 
报 进行 审批 。 

A. 5% B. 8% C. 10% D. 15% 


SS. 对 于 工艺 成 熟 的 一 般 性 项 目 ， 涉 及 专业 不 多 时 ， 可 考虑 采用 平行 承包 的 招标 方式 ， 
这 对 建设 单位 的 影响 是 ( ) 。 








A. 有 利于 工地 现场 的 布置 与 协调 B. 有 利于 得 到 较为 合理 的 报价 
C. 不 利于 选择 有 专长 的 承包 单位 D. 不 利于 设计 图 纸 的 分 期 供应 
56. 下 列 审查 方法 中 ， 不 属于 项 目 设计 概算 审查 方法 的 是 ( ) 。 


A. 对 比分 析 法 B. 综合 分 析 法 C. 查询 核实 法 D. 联合 会 审 法 
57. 投标 人 投标 时 在 不 影响 工程 总 报价 的 前 提 下 ， 通 过 调整 内 部 各 个 项 目的 报价 ， 以 达到 
既 不 提高 总 报价 、 不 影响 中 标 ， 又 能 在 结算 时 得 到 更 理想 的 经 济 效益 ， 这 种 报价 方法 








是 ( ) 。 
A. 不 平衡 报价 法 B. 多 方案 报价 法 C. 无 利润 报价 法 D. 突然 降价 法 
58. 下 列 方法 中 ， 可 用 于 施工 成 本 定性 预测 和 定量 预测 的 方法 分 别 是 ( ) 。 
A. 目标 利润 法 和 加 权 平均 法 B. 函 询 调查 法 和 回归 分 析 法 
C. 技术 进步 法 和 按 实 计算 法 D. 座谈 会 法 和 定 率 估算 法 
59. 下 列 关于 施工 合同 内 容 的 改变 ， 不 属于 工程 变更 的 是 ( ) 。 


A. 取消 一 项 施工 任务 B. 延长 合同 工期 C. 解除 施工 合同 D. 改变 合同 基线 

60. 在 施工 合同 履行 过 程 中 ， 下 列 引 起 费用 偏差 产生 的 原因 中 ， 属 于 建设 单位 原因 的 是 
( ) 。 

A. 质量 事故 B. 设计 标准 变更 

C. 建设 手续 不 健全 D. 设备 涨 价 








二 、 多 项 选择 题 ( 共 20 题 ， 每 题 2 分 。 每 题 的 备 选 项 中 ， 有 2 个 或 2 个 以 上 选项 符 
合 题 意 ， 至 少 有 1 个 错 项 。 错 选 ， 本 题 不 得 分 ; 少 选 ， 所 选 的 每 个 选项 得 0. 5 分 ) 

61， 建设 工程 项 目 静态 投资 包括 ( )o 

A. 基本 预备 费 

B. 涨 价 预 备 费 

C. 因 工 程 量 变更 所 增加 的 工程 造价 
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D. 建设 期 贷款 利息 

E. 设备 和 工 器 具 购 置 费 

62. AIA 合同 条 件 的 计价 方式 包括 ( ) 。 

A. 总 价 B. 单价 

C. 成 本 补偿 D. 最 高 限定 价格 

E. 利润 补偿 

63. 根据 我 国 现行 规定 ， 资 质 许 可 机 关 应 当 依 法 注销 工程 造价 咨询 企业 资质 的 情形 有 
) 。 

A. 工程 造价 咨询 企业 资质 有 效 期 满 而 未 申请 延续 

B. 工程 造价 咨询 企业 转 包 所 承接 的 工程 造价 咨询 业务 

C. 工程 造价 咨询 企业 资质 被 撤销 

D. 工程 造价 咨询 企业 资质 被 撤回 

E. 工程 造价 咨询 企业 出 借 其 资质 证 书 





64.《 建 筑 法 》 规定 ， 交 付 竣 工 验收 的 建筑 工程 必须 ( ) 5 
A. 具有 完整 的 竣工 决算 审计 报告 B. 符合 规定 的 工程 质量 标准 
C. 具有 完整 的 工程 技术 经 济 资料 D. 具有 经 签署 的 工程 保修 书 


E. 具有 周密 的 工程 保修 计划 

65.《 合 同 法 》 规 定 的 无 效 合同 条 件 包括 ( ) 。 

A. 一 方 以 胁迫 手段 订立 合同 ， 损 害 国家 利益 

B. 损害 社会 公共 利益 

C. 在 订立 合同 时 显 失 公平 

D. 恶意 串通 损害 第 三 人 利益 

E. 违反 行政 法 规 的 强制 性 规定 

66. 根据 《国务 院 关 于 投资 体制 改革 的 决定 》， 只 需 审批 资金 申请 报告 的 政府 投资 项 目 
是 指 采用 ( ) 方式 的 项 目 。 


/| 





























A. 直接 投资 B. 投资 补助 

C. 转 贷 D. 资本 金 注入 

E. 贷款 贴息 

67. 施工 组 织 总 设计 的 主要 内 容 包 括 ( )o 

A. 总 体 施工 部 署 B. 施工 总 进度 计划 
C. 施工 方法 及 工艺 要 求 D. 总 体 施工 准备 





E. 施工 总 平面 布置 
68. 工作 C 有 两 项 紧 前 工作 A、B， 其 持续 时 间 为 A =3 天 ，B =4 天 ， 其 最 早 开 始 时 间 


相应 为 第 $5 天 和 第 6 天 ， 工 作 C 的 最 迟 开始 时 间 为 第 13 天 ， 则 下 列 计算 正确 的 是 ( ) 。 
A. 工作 C 的 总 时 差 为 3 天 B. 工作 A 总 时 差 为 5 天 
C. 工作 A 上 自由 时 差 为 2 天 D. 工作 B 总 时 差 为 2 天 


E. 工作 B 自由 时 差 为 1 天 
69. 非 节 奏 流 水 施工 的 特点 有 ( ) 。 
A. 各 施工 段 上 的 流水 节拍 均 相 等 B. 相 邻 施工 过 程 的 流水 步 距 不 尽 相等 
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C. 专业 工作 队 数 等 于 施工 过 程 数 D. 施工 段 之 间 可 能 有 空闲 时 间 
E. 有 的 专业 工作 队 不 能 连续 作业 


70. 在 网 络 计划 中 ， 关 键 工 作 是 指 ( ) 的 工作 。 
A. 自由 时 差 最 小 

B. 总 时 差 最 小 

C. 时 间 间 隅 为 零 

D. 最 迟 完 成 时 间 与 最 早 完成 时 间 的 差 值 最 小 
E. 开始 节点 和 完成 节点 均 为 关键 节点 





71. 下 列 评价 指标 中 ， 属 于 投资 方案 经 济 效 果 动 态 评 价 指 标的 有 ( )o 
A. 内 部 收益 率 B. 利息 备 付 率 

C. 投资 收益 率 D. 资产 负债 率 

E. 净 年 值 


72， 寿命 周期 成 本 评价 法 与 传统 的 投资 计算 法 的 不 同 在 于 ( ) 。 

A. 当选 择 系统 时 ， 不 考虑 设置 费 ， 但 要 将 所 有 的 费用 放 在 相应 的 位 置 上 加 以 研究 
B. 当选 择 系 统 时 ， 不 仅 考虑 设置 费 ， 还 要 研究 所 有 的 费用 

C. 进行 费用 设计 ， 将 寿命 周期 成 本 作为 系统 开发 的 主要 因素 

D 

E 





. 在 系统 开发 的 初期 考虑 寿命 周期 成 本 
. 费用 效率 CE 与 传统 成 本 法 比较 基点 不 同 


73. 在 价值 工程 活动 中 ， 常 用 于 方案 创造 的 方法 和 方案 综合 评价 的 定量 方法 分 别 是 (  )。 
A. 头脑 风暴 法 和 加 权 评 分 法 B. 优 缺 点 列举 法 和 直接 评分 法 
C. 德尔 非法 和 比较 价值 评分 法 D. 哥 顿 法 和 几何 平均 值 评分 法 


E. 专家 检查 法 和 环比 评分 法 

74. 下 列 属 于 项 目 融资 程序 中 融资 执行 阶段 的 是 ( ) o 

A. 签署 项 目 融资 文件 B. 执行 项 目 投资 计划 
C. 贷款 银团 经 理 人 监督 并 参与 项 目 决策 。 D. 项 目 风险 控制 

E. 组 织 贷款 银团 

75. 既 有 法 人 可 用 于 项 目的 外 部 资金 来 源 包括 ( )o 





A. 企业 现金 B. 在 资本 市 场 发 行 股票 
C. 企业 增资 扩 股 D. 企业 资产 变现 

E. 企业 产权 转让 

76. 建筑 工程 一 切 险 中 ,保险 人 不 承担 赔偿 责任 的 情况 有 ( ) 。 
A. 地 震 引起 水 灾 的 损失 B. 正常 检修 的 费用 

C. 原材料 缺陷 引起 的 损失 D. 现场 火灾 造成 的 损失 


E. 机 械 装置 失灵 造成 的 本 身 损失 
77. 在 工程 项 目 策划 过 程 中 ， 下 列 属于 工程 项 目 构想 策划 内 容 的 是 ( ) 。 


A. 工程 项 目 组 织 策划 B. 工程 项 目 系统 构成 
C. 工程 项 目 定义 D. 工程 项 目 定位 
E. 工程 项 目 融资 方案 


78. 使 用 国有 资金 投资 或 者 国家 融资 的 项 目 ， 招 标 人 应 当 确 定 排 名 第 一 的 中 标 候选 人 为 
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中 标 人 。 排 名 第 一 的 中 标 候选 人 ( ) ， 招 标 人 可 以 确定 排名 第 二 的 中 标 候选 人 为 中 
标 人 。 




















A. 放弃 中 标 

B. 以 行贿 手段 谋取 中 标的 

C. 因 不 可 抗力 提出 不 能 履行 合同 

D. 明显 缺乏 履约 能 力 的 

E. 招标 文件 规定 应 当 提交 履约 保证 金 而 在 规定 的 期 限 内 未 能 提交 的 

79. 工程 索赔 中 属于 意外 风险 和 不 可 预见 因素 索赔 的 包括 ( ) 。 

A. 地 下 水 B. 汇率 变化 

C. 货币 贬值 D. 地 质 断层 

E. 溶洞 

80. 评 标 文件 存在 的 下 列 偏差 中 ， 属 于 重大 偏差 ， 应 作为 废 标 处 理 的 是 ( ) 。 
A. 没有 按照 招标 文件 要 求 提供 投标 担保 或 者 所 提供 的 投标 担保 有 瑕 竟 

B. 投标 文件 没有 投标 人 授权 代表 签字 和 加 盖 公 章 

C. 投标 文件 载 明 的 招标 项 目 完成 期 限 超过 招标 文件 规定 的 期 限 

D. 投标 文件 载 明 的 货物 包装 方式 、 检 验 标准 和 方法 等 不 符合 招标 文件 的 要 求 
E. 投标 文件 非 实 质 性 内 容 字迹 不 清 





模拟 试卷 三 答案 及 解析 


一 、 单 项 选择 题 

1. 【答案 】A (参见 教材 P1 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 及 其 计价 特征 。 全 部 固定 资产 投资 费用 一 一 从 业主 方 
(投资 者 ) 角度 分 析 ， 工 程 造价 是 指 建设 一 项 工程 预期 开支 或 实际 开支 的 全 部 固定 资产 投资 
费用 。 

2. 【答案 】C (参见 教材 P356) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 工程 价款 结算 及 其 审查 。3500 万 元 属于 2000 万 ~ 5000 万 元 范围 
内 的 ， 所 以 审查 时 限 是 45 天 。 

3. 【答案 】A (参见 教材 P6) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 管理 的 主要 内 容 及 原则 。 对 于 政府 投资 工程 而 言 ， 经 有 
关 部 门 批准 的 工程 概算 ， 将 作为 拟 建 工 程 项 目 造价 的 最 高 限额 。 

4. 【答案 】C (参见 教材 P11) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 造价 工程 师 管理 制度 。 有 下 列 情形 之 一 的 ， 不 予 注册 : 不 具有 
完全 民事 行为 能 力 的 ; @ 申 请 在 两 个 或 者 两 个 以 上 单位 注册 的 ; @ 未 达到 造价 工程 师 继 续 教 
育 合格 标准 的 ;，@ 前 一 个 注册 期 内 工作 业绩 达 不 到 规定 标准 或 未 办 理 暂 停 执业 手续 而 脱离 工 
程 造价 业务 岗位 的 ; 名 受刑 事 处 罚 ， 刑 事 处 罚 尚 未 执行 完毕 的 ; 所 因 工程 造价 业务 活动 受刑 
事 处 罚 ， 自 刑事 处 罚 执 行 完毕 之 日 起 至 申请 注册 之 日 止 不 满 $ 年 的 ，@ 因 前 项 规定 以 外 原因 
受刑 事 处 罚 ， 自 处 罚 决定 之 日 起 至 申请 注册 之 日 止 不 满 3 年 的 ; @ 被 吊销 注册 证 书 ， 自 被 处 
罚 决定 之 日 起 至 申请 注册 之 日 止 不 满 3 年 的 ; @ 以 欺骗 、 贿 赂 等 不 正当 手段 获准 注册 被 撤 
销 ， 自 被 撤销 注册 之 日 起 至 申请 注册 之 日 止 不 满 3 年 的 ，9 法 律 、 法 规 规定 不 予 注册 的 其 他 
情形 。 

5. 【答案 】D (参见 教材 P16) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 造价 咨询 企业 资质 管理 。 根 据 《 工 程 造价 咨询 单位 管理 办 
法 》 的 规定 ， 甲 级 工程 造价 咨询 单位 的 资质 标准 之 一 是 : 专职 专业 人 员 和 取得 造价 工程 师 
注册 证 书 的 专业 人 员 分 别 不 少 于 20 和 10 人 。 

6. 【答案 】A (参见 教材 P21) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 造价 咨询 管理 。 申 请 人 在 隐瞒 有 关 情 况 或 者 提供 虚假 材料 申 
请 工程 造价 咨询 企业 资质 的 ， 不 予 受理 或 者 不 予 资质 许可 ， 并 给 予 警告 ， 申 请 人 在 1 年 内 不 
得 再 次 申请 工程 造价 咨询 企业 资质 。 

7. 【答案 】C (参见 教材 P3) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 相关 概念 。 生 产 性 建设 项 目 总 投资 包括 固定 资产 投资 和 
流动 资产 投资 两 部 分 ， 非 生产 性 建设 项 目 总 投资 只 有 固定 资产 投资 ， 不 包括 流动 资产 投资 ; 
建设 项 目 总 造价 是 指 项 目 总 投资 中 的 固定 资产 投资 总 额 。 我 国 的 固定 资产 投资 包括 基本 建设 
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投资 、 更 新 改造 投资 、 房 地 产 开发 投资 和 其 他 固定 资产 投资 四 种 。 

8. 【答案 】B (参见 教材 P12) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 造价 工程 师 管 理 制 度 。 注 册 造 价 工程 师 执业 范围 ， 中 建设 项 目 建 
议 书 、 可 行 性 研究 投资 估算 的 编制 和 审核 ， 项 目 经 济 评价 ， 工 程 概算 、 预 算 、 结 算 ， 竣 工 结 
( 决 ) 算 的 编制 和 审核 ，@ 工 程 量 清单 、 标 底 (或 者 控制 价 )、 投 标 报价 的 编制 和 审核 ， 工 
程 合 同 价款 的 签订 及 变更 、 调 整 ， 工 程 款 支 付 与 工程 索赔 费用 的 计算 ; @) 建 设 项 目 管理 过 程 
中 设计 方案 的 优化 、 限 额 设 计 等 工程 造价 分 析 与 控制 ， 工 程 保 险 理赔 的 核查 ; 外 工程 经 济 纠 
纷 的 鉴定 。 

9. 【答案 】C (参见 教材 P25) 

【解析 】 本题 考查 的 是 发 达 国 家 和 地 区 工程 造价 管理 。 在 美国 ， 有 关 工 程 造 价 的 工程 量 
计算 规则 、 指 标 、 费 用 标准 等 ， 一 般 由 专业 协会 、 大 型 工程 咨询 公司 制订 。 

10. 【答案 】D (参见 教材 P32) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 格 式 条 款 与 非 格式 条 款 不 一 致 的 ,应 当 采 用 非 格式 
条 款 。 

11. 【答案 】A (参见 教材 P50) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建设 工程 安全 生产 管理 条 例 。 建 设 单位 应 当 将 拆除 工程 发 包 给 具 
有 相应 资质 等 级 的 施工 单位 ， 还 应 当 在 拆除 工程 施工 15 日 前 ,将 施工 单位 资质 等 级 证 明 ， 
拟 拆除 建筑 物 、 构 筑 物 及 可 能 危及 毗邻 建筑 的 说 明 ， 拆 除 施工 组 织 方案 ， 堆 放 、 清 除 废弃 物 
的 措施 等 资料 ， 报 送 建 设 工程 所 在 地 的 县 级 以 上 地 方 人 民政 府 建设 行政 主管 部 门 或 者 其 他 有 
关 部 门 备案 。 

12. 【答案 】B (参见 教材 P59) 

【解析 】 本题 考查 的 是 招标 投标 法 实施 条 例 。 招 标 人 在 招标 文件 中 要 求 投标 人 提交 投标 
保证 金 的 ， 投 标 保证 金 不 得 超过 招标 项 目 估算 价 的 2% 。 投 标 保证 金 有 效 期 应 当 与 投标 有 效 
期 一 致 。 

13. 【答案 】B (参见 教材 P63 ~ P64 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目的 组 成 和 分 类 。 模 板 工 程 属于 分 项 工程 ; 智能 建筑 工 
程 、 电 梯 工 程 、 地 基 与 基础 工程 属于 分 部 工程 。 

14. 【答案 】D (参见 教材 P68) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 工程 项 目 建设 程序 。 实 施 核准 制 的 企业 投资 建设 《政府 核准 的 投 
资 项 目 目录 》 中 的 项 目 时 ， 仪 需 向 政府 提交 项 目 申请 报告 ,不 再 经 过 批准 项 目 建议 书 、 可 
行 性 研究 报告 和 开工 报告 的 程序 。 

15. 【答案 】A (参见 教材 P69 ~ P70) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 工程 项 目 建设 程序 。 选 项 B、C、D 是 办 理 质量 监督 手续 需要 提 
供 的 资料 ， 办 完 质 量 监督 手续 之 后 才能 办 理 施工 许可 证 。 

16. 【答案 】D (参见 教材 P35) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 一 方 以 欺诈 、 胁 迫 的 手段 或 者 乘 人 之 危 ， 使 对 方 在 违背 
真实 意思 的 情况 下 订立 的 合同 ， 受 损害 方 有 权 请 求人 民法 院 或 者 仲裁 机 构 变 更 或 者 撤销 。 

17. 【答案 】A (参见 教材 P38) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 当 事 人 一 方 经 对 方 同意 ， 可 以 将 自己 在 合同 中 的 权利 和 
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义务 一 并 转让 给 第 三 人 。 

18. 【答案 】A (参见 教材 P68) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 建设 程序 。 对 于 采用 直接 投资 和 资本 金 注 入 方式 的 政府 
投资 项 目 ， 政 府 需 要 从 投资 决策 的 角度 审批 项 目 建议 书 和 可 行 性 研究 报告 ， 除 特殊 情况 外 不 
再 审批 开工 报告 ， 同 时 还 要 严格 审批 其 初步 设计 和 概算 。 

19. 【答案 】B (参见 教材 P49) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建设 工程 质量 管理 条 例 。 建 设 单位 应 当 自 建设 工程 竣工 验收 合格 
之 日 起 15 日内， 将 建设 工程 竣工 验收 报告 和 规划 、 公 安 消防 、 环 保 等 部 门 出 具 的 认可 文件 
或 者 准许 使 用 文件 报 建 设 行政 主管 部 门 或 者 其 他 有 关 部 门 备案 。 

20. 【答案 】A (参见 教材 P55) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 招标 投标 法 。 投 标 人 在 招标 文件 要 求 投标 文件 的 截止 时 间 前 ， 可 
以 补充 ， 修改 或 者 撤回 已 提交 的 投标 文件 ， 并 书面 通知 招标 人 ， 补 充 、 修 改 的 内 容 为 投标 文 
件 的 组 成 部 分 。 

21. 【答案 】D (参见 教材 P116) 

【解析 】 本题 考查 的 是 流水 施工 的 基本 组 织 方式 。K| TY =7; Ky y=3; Kyw=9, 7= 
(7+3+9) +18 =37 (天 )。 

22. 【答案 】C (参见 教材 P133) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 双 代 号 时 标 网 络 计 划 。 双 代号 时 标 网 络 计划 中 ， 几 自始至终 不 出 
现 波形 线 的 线路 即 为 关键 线路 。 

23. 【答案 】B (参见 教材 P126) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 网 络 计 划 时 间 参数 的 计算 。 关 键 线 路 有 三 条 ， 分 别 为 ， 帆 一 由 一 
OY; OOD DVD OD— OO— HO0— OH 工期 为 20 天。 

24. 【答案 】A (参见 教材 P143 ~ P147 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 风 险 的 识别 与 评价 。 风 险 识 别 方法 有 : 专家 调查 法 、 财 
务 报表 法 、 初 始 风 险 清 单 法 、 流 程 图 法 、 风 险 调查 法 。 选 项 BCD 属于 风险 分 析 与 评价 的 
方法 。 

25. 【答案 】D (参见 教材 P156) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 等 值 计算 。700 +500 x (P/F,2,8%) +300 x (P/F,1,8%)=Ax 
(P/A,3,8%) x (P/F,3,8%) ,MA=687.29, 

26. 【答案 】A (参见 教材 P114) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 流水 施工 的 基本 组 织 方式 ,n=1 +2+3=6,7T=(3+6-1) x2- 
3+4=17 (天 )。 

27. 【答案 】C (参见 教材 P125) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 网 络 计 划 时 间 参数 的 计算 。TF = LF -EF=LS-ES=9-6=7- 
4=3 (天 )。 

28. 【答案 】D (参见 教材 P141) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 风 险 及 其 管理 程序 。 人 为 风险 包括 政府 或 主管 部 门 的 专 
制 行为 ， 管 理 体 制 、 法 规 不 健全 ， 资 金 筹措 不 力 ， 不 可 预见 事件 ， 合 同 条 款 不 严谨 ， 承 包 商 
缺乏 合作 诚意 以 及 履约 不 力 或 违约 ， 材 料 供应 商 履 约 不 力 或 违约 ， 设 计 有 错误 ， 监 理工 程 师 
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失职 等 。 

29. 【答案 】D (参见 教材 P64 ~ P65) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 项 目的 组 成 和 分 类 。 生 产 性 工程 项 目 是 指 直接 用 于 物质 资料 
生产 或 直接 为 物质 资料 生产 服务 的 工程 项 目 。 包 括 : 中 工业 建设 项 目 ; 包 农 业 建 设 项 目 ; 
@) 基 础 设施 建设 项 目 ; 商业 建设 项 目 。 非 生产 性 工程 项 目 是 指 用 于 满足 人 民 物 质 和 文化 、 
福利 需要 的 建设 和 非 物质 资料 生产 部 门 的 建设 项 目 。 包括 : 中 办 公用 房 ; @ 居 住 建筑 ;，@ 公 
共 建 筑 ; 多 其 他 工程 项 目 。 选 项 A 为 基础 设施 建设 项 目 ， 选 项 B 为 农业 建设 项 目 ， 选 项 C 
为 商业 建设 项 目 ， 选 项 A、B、C 均 为 生产 性 建设 项 目 。 

30. 【答案 】B (参见 教材 P82 ~ P85) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 管理 组 织 机 构 形 式 。 直 线 制 组 织 机 构 结 构 简 单 、 权 力 集 
中 、 易 于 统一 指控 、 隶 属 关系 明确 、 职 责 分 明 、 决 策 迅速 。 职 能 制 组 织 机 构 是 在 各 管理 层次 
之 间 设 置 职能 部 门 ， 各 职能 部 门 分 别 从 职能 角度 对 下 级 执行 者 进行 业务 管理 。 直 线 职能 制 组 
织 机 构 中 各 职能 部 门 之 间 的 横向 联系 差 ， 信 息 传 递 路 线 长 。 和 矩阵 制 组 织 机 构 实 现 了 集权 与 分 
权 的 最 优 结合 ， 有 利于 调动 各 类 人 员 的 工作 积极 性 。 但 是 ， 和 矩阵 制 组 织 机 构 经 常 变动， 稳定 
性 差 。 

31. 【答案 】A (参见 教材 P116) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 流水 施工 的 基本 组 织 方 式 。 

第 一 个 累加 数列 . 2, 2 +4, 2 +4+3 一 2, 6, 9; 

第 二 个 累加 数列 : 3, 3 +5, 3 +5+4 一 一 3，8,，12; 

第 三 个 累加 数列 . 4, 4+3, 4+3+4 一 一 4, 7, 11 

第 四 个 累加 数列 : 3, 3 +4, 3 +4+4 一 一 3, 7,11。 






































错位 相 减 : 2， 6， 9 

=) 3， 8， 12 
得 : 2， 3 1，-12 取 大 差 . 3 
错位 相 减 :3， 8， 12 

-) 4, 7, 11 
得 : 3， 4， 5，-11 取 大 差 : 5 
错位 相 减 : 4， 7 11 

-) 3， 7,， 11 
得 . 4， 4， 4，-11 取 大 差 . 4 


流水 施工 工期 : T= (3 +5+4) +11 =23 (天 ) 

32. 【答案 】B (参见 教材 P138) 

【解析 】 本题 考查 的 是 网 络 计划 执行 中 的 控制 。 已 知 工作 P 的 总 时 差 和 自由 时 差分 别 为 
5 天 和 2 天 ， 该 工作 的 持续 时 间 延 长 了 4 天 ， 没 有 超过 总 时 差 ， 所 以 不 影响 总 工期 ， 但 是 超 
过 自由 时 差 2 天， 所 以 影响 紧 后 工作 的 最 早 开始 时 间 推 迟 2 天 。 

33. 【答案 】C (参见 教材 P155) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 利息 计算 方法 。F =1000 x (F/P,12%/4,8) =1267 (元 )。 

34. 【答案 】B (参见 教材 P170) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 经 济 效果 评价 的 内 容 及 指标 体系 。 抗 风险 能 力 分 析 : 分 析 投 资方 
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案 在 建设 期 和 运营 期 可 能 遇 到 的 不 确定 性 因素 和 随机 因素 对 项 目 经 济 效 果 的 影响 程度 ， 考 察 
te 
:【 答 答案 ] D (参见 教材 P184 ~ P185) 
i py IRR, 大 于 IRR, 时 ， 以 内 部 收益 率 为 评价 准 
则 ,方案 2 优 于 方案 1，AIRR 大 于 i 时 ,投资 额 大 的 方案 为 优选 方案 
36. 【答案 】B (参见 教材 P196) 
【解析 】 本题 考 查 的 是 价值 工程 的 基本 原理 和 工作 程序 。 寿 命 周期 成 本 等 于 生产 成 本 和 
合用 改作 下 贼人 汪 二 和， 寿命 周期 成 本 为 最 小 值 C,, 时， 所 对 应 的 功能 水 平 是 从 成 本 考虑 的 最 
适宜 功能 水 平 ， 本 题 对 应 的 寿命 周期 成 本 是 最 小 值 ， 所 以 F2 是 最 适宜 功能 水 平 。 
37. 【答案 】A (参见 教材 P161 ) 
【解析 】 本 题 考 查 的 是 等 值 计 算 。 年 有 效 利 率 = (1 + 月 利率 )”-1; 月 利率 = (1+ 
10% )" -1 =0.7974% ;本 利和 =1500 x(1+0.7974%) ”=1611.1 (万 元 ) 。 
38. 【答案 】A (参见 教材 P182 ) 
【解析 】 本 题 考查 的 是 经 济 效果 评价 方法 。 
选 NAV, 1 和 2 互 斥 , 选 NAV 大 的 。 
NAVA =1300 -3000 x (4AP，10% ,4) =353.46 (万 元 ) 
NAVB =1450 -5000 x (4/P，10% ，6) =301. 85 (万 元 ) 
NAVC =1400 -6000 x (4/P，10% ，8) =275.35 (万 元 ) 
因为 NAV4 大 于 NAVB， 所 以 取 A 方案 
39. 【答案 】B (参见 教材 P196) 
【解析 】 本 题 考查 的 是 价值 工程 的 基本 原理 和 工作 程序 。 价 值 工程 中 所 述 的 “价值 ”， 
它 不 是 对 象 的 使 用 价值 ， 也 不 是 对 象 的 交换 价值 ， 而 是 对 象 的 比较 价值 。 
40. 【答案 】B (参见 教材 P221) 
【解析 】 本 题 考查 的 是 项 目 资本 金 制度 。 公 益 性 投资 项 目 不 实 行 资本 金 制度 。 
41. 【答案 】B (参见 教材 P237 ) 
ee 
=3000 x12% x(1 -25% )/[2300 x (1 -4%)]=12.23%, 
.【 答 本 
Te 资金 成 本 与 资本 结构 。 资 本 结构 是 否 合 理 ， 一 般 是 通过 分 析 每 股 
ee 
. 【答案 】C ( 参见 教材 P249 ) 
an 
ss 项 目 风 险 大 。 
. 【答案 】D (参见 教材 P252 ~ P253) 
ee tere PFI 有 非常 广泛 的 适用 范围 ， 不 仅 包 括 基 
础 设施 项 目 ， 在 学 校 、 医 院 、 监 狱 等 公共 项 目 上 也 有 广泛 的 应 用 。PFI 项 目 由 于 私营 企业 参 
ee 需要 其 承担 设计 风险 。 
. 【答案 】D (参见 教材 P267 ) 
et RO ge we 
























































52 ”建设 工程 造价 管理 冲刺 模拟 试卷 及 答案 解析 











担 责任 的 情况 ， 只 有 选项 D 属于 保险 人 承担 责任 的 范围 。 

46. 【答案 】B (参见 教材 P283) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 。 财 务 分 析 应 在 项 目 财务 效益 和 费用 估算 的 基 
础 上 进行 。 对 于 经 营 性 项 目 ， 财 务 分 析 应 通过 编制 财务 分 析 报 表 ， 计 算 财 务 指标 ,分 析 项 目 
的 鳃 利 能 力 、 偿 债 能 力 和 财务 生存 能 力 ， 判 断 项 目的 财务 可 接受 性 ， 明 确 项 目 对 财务 主体 及 
投资 者 的 价值 贡献 ， 为 项 目 决策 提供 依据 。 

47. 【答案 】A (参见 教材 P292 ~ P293) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 报表 的 编制 。 某 些 经 营 性 的 公益 事业 、 基 础 设 
施 投资 方案 ， 应 按 有 关 规 定 估 算 企 业 可 能 得 到 与 收益 相关 的 政府 补助 (与 资产 相关 的 政府 
补助 不 在 此 处 核算 ， 与 资产 相关 的 政府 补助 是 指 企业 取得 的 、 用 于 购 建 或 以 其 他 方式 形成 长 
期 资产 的 政府 补助 )， 包 括 先 征 后 返 的 增值 税 、 按 销量 或 工作 量 等 依据 国家 规定 的 补助 定额 
计算 并 按期 给 予 的 定 哲 补 贴 ， 以 及 属于 财政 扶持 而 给 予 的 其 他 形式 的 补贴 等 ， 应 按 相 关 规 定 
合理 估算 ， 记 作 补 贴 收 入 。 

48. 【答案 】C (参见 教材 P300) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 设计 方案 的 评价 与 优化 。 价 值 工程 法 是 对 产品 进行 功能 分 析 ， 研 
究 如 何以 最 低 的 全 寿命 期 成 本 实现 产品 的 必要 功能 ， 从 而 提高 产品 价值 。 

49. 【答案 】A (参见 教材 P307) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 招标 策划 。 工 程 项 目 中 建设 单位 选择 合同 类 型 应 考虑 的 因素 
包括 : 工程 项 目的 复杂 程度 、 工 程 项 目的 设计 深度 、 施 工 技术 的 先进 程度 、 施 工 工期 的 紧迫 
程度 。 

50. 【答案 】D (参见 教材 P323) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 合同 示范 文本 。 缺 陷 通 知 期 内 承包 商 接 到 业主 修补 缺陷 通知 
42 天 内 未 派 人 修补 ， 业 主 可 赁 履约 担保 索赔 。 

S51. 【答案 】C (参见 教材 P283) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 。 财 务 评价 判断 参数 主要 包括 下 列 判断 项 目 盘 
利 能 力 的 参数 和 判断 项 目 偿 债 能 力 的 参数 : 中 判断 项 目 僵 利 能 力 的 参数 主要 包括 财务 内 部 收 
益 率 、 总 投资 收益 率 、 项 目 资本 金 净 利润 率 等 指标 的 基准 值 或 参考 值 ，Q@ 判 断 项 目 偿 债 能 力 
的 参数 主要 包括 利息 备 付 率 、 偿 债 备 付 率 、 资 产 负债 率 、 流 动 比率 、 速 动 比率 等 指标 的 基准 
值 或 参考 值 。 

52. 【答案 】D (参见 教材 P299) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 设计 方案 的 评价 与 优化 。 综 合 费 用 法 是 一 种 静态 价值 指标 评价 方 
法 ,没有 考虑 资金 的 时 间 价 值 ， 只 适用 于 建设 周期 较 短 的 工程 。 此 外 ， 由 于 综合 费用 法 只 考 
虑 费用 ， 未 能 反映 功能 、 质 量 、 安 全 、 环 保 等 方面 的 差异 ， 因 而 只 有 在 方案 的 功能 、 建 设 标 
准 等 条 件 相 同 或 基本 相同 时 才能 采用 。 

53. 【答案 】B (参见 教材 P300) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 设计 方案 的 评价 与 优化 。 价 值 工程 法 主要 是 对 产品 进行 功能 分 
析 ， 研 究 如 何以 最 低 的 全 寿命 期 成 本 实现 产品 的 必要 功能 ， 从 而 提高 产品 价值 。 在 建设 工程 
施工 阶段 应 用 该 方法 来 提高 建设 工程 价值 的 作用 是 有 限 的 。 要 使 建设 工程 的 价值 能 够 大 幅 提 
高 ， 获 得 较 高 的 经 济 效益 ， 必 须 首先 在 设计 阶段 应 用 价值 工程 法 ， 使 建设 工程 的 功能 与 成 本 
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合理 匹配 。 也 就 是 说 ， 在 设计 中 应 用 价值 工程 的 原理 和 方法 ， 在 保证 建设 工程 功能 不 变 或 功 
能 改善 的 情况 下 ， 力 求 节约 成 本 ， 以 设计 出 更 加 符合 用 户 要 求 的 产品 。 

54. 【答案 】C (参见 教材 P301) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 概 预算 文件 的 审查 。 对 总 概算 投资 超过 批准 投资 估算 10% 以 上 
的 ， 应 进行 技术 经 济 论证 ， 需 重新 上 报 进行 审批 。 

55. 【答案 】B (参见 教材 P305) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 招标 策划 。 对 于 工艺 成 熟 的 一 般 性 项 目 ， 涉 及 专业 不 多 时 ， 
可 考虑 采用 平行 承包 的 招标 方式 ， 分别 选 择 各 专业 承包 单位 并 签订 施工 合同 。 采 用 这 种 承包 
方式 ， 建 设 单位 一 般 可 得 到 较为 满意 的 报价 ， 有 利于 控制 工程 造价 。 

56. 【答案 】B (参见 教材 P302) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 概 预算 文件 的 审查 。 设 计 概 算 的 审查 方法 有 对 比分 析 法 、 主 要 问 
题 复核 法 、 查 询 核实 法 、 分 类 整理 法 和 联合 会 审 法 。 

57. 【答案 】A (参见 教材 P325) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 投标 报价 策略 。 不 平衡 报价 法 是 指 在 不 影响 工程 总 报价 的 前 
提 下 ， 通 过 调整 内 部 各 个 项 目的 报价 ， 以 达到 既 不 提高 总 报价 、 不 影响 中 标 ， 又 能 在 结算 时 
得 到 更 理想 的 经 济 效 益 的 报价 方法 。 

58. 【答案 】B (参见 教材 P336) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 成 本 管理 。 成 本 预测 的 方法 可 分 为 定性 预测 和 定量 预测 两 大 
类 : 呈 定 性 预测 ， 如 座谈 会 法 和 函 询 调查 法 ; @) 定 量 预测 ， 如 加 权 平 均 法 、 回 归 分 析 法 。 

59. 【答案 】C (参见 教材 P346) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 变更 与 索赔 管理 。 工 程 变更 包括 以 下 五 个 方面 : 中 取消 合同 
中 任何 一 项 工作 ， 但 被 取消 的 工作 不 能 转 由 建设 单位 或 其 他 单位 实施 ; @ 改 变 合 同 中 任何 一 
项 工作 的 质量 或 其 他 特性 ; @ 改 变 合 同 工 程 的 基线 、 标 高 、 位 置 或 尺寸 ; 改变 合同 中 任何 
一 项 工作 的 施工 时 间或 改变 已 批准 的 施工 工艺 或 顺序 ，@ 为 完成 工程 需要 追加 的 额外 工作 。 

60. 【答案 】C (参见 教材 P353) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 费用 的 动态 监控 。 建 设 单位 原因 : 包括 增加 工程 内 容 、 投 资 
规划 不 当 、 组 织 不 落实 、 建 设 手续 不 健全 、 未 按时 付款 、 协 调 出 现 问 题 等 。 









































二 、 多 项 选择 题 

61. 【答案 】ACE (参见 教材 P3 ) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 造价 相关 概念 。 静 态 投 资 包 括 : 建筑 安装 工程 费 、 设 备 和 工 
器 具 购 置 费 、 工 程 建设 其 他 费用 、 基 本 预备 费 ， 以 及 因 工 程 量 误差 而 引起 的 工程 造价 的 增 减 
等 。 选 项 B、D 属于 动态 投资 的 部 分 。 

62. 【答案 】ACD (参见 教材 P26) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 发 达 国 家 和 地 区 工程 造价 管理 。AIA 合同 条 件 主要 有 总 价 、 成 本 
补偿 及 最 高 限定 价格 等 计价 方式 。 

63. 【答案 】ACD (参见 教材 P19) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 造价 咨询 企业 资质 管理 。 资 质 许可 机 关 应 当 依 法 注销 工程 造 
价 咨询 企业 资质 的 情形 : 工程 造价 咨询 企业 资质 有 效 期 满 ， 未 申请 延续 的 ; @ 工 程 造价 咨 
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询 企 业 资 质 被 撤销 、 撤 回 的 ，@ 工 程 造 价 咨询 企业 依法 终止 的 ;，@ 法 律 、 法 规 规定 的 应 当 注 
销 工 程 造价 咨询 企业 资质 的 其 他 情形 。 

64. 【答案 】BCD (参见 教材 P46) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 建设 工程 质量 管理 条 例 。 交 付 竣 工 验收 的 建筑 工程 ， 必 须 符 合 规 
定 的 建筑 工程 质量 标准 ， 有 完整 的 工程 技术 经 济 资料 和 经 签署 的 工程 保修 书 ， 并 具备 国家 规 
定 的 其 他 竣工 条 件 。 

65. 【答案 】ABDE ( 参见 教材 P34) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 无 效 合 同 的 情形 : 四 一 方 以 欺诈 、 胁 迫 的 手段 订立 合 
同 ， 损 害 国 家 利益 ; @ 恶 意 串 通 ， 损 害 国家 、 集 体 或 第 三 人 利益 ; @ 以 合法 形式 掩盖 非法 目 
的 ; 由 损害 社会 公共 利益 ; @ 违 反 法 律 、 行 政法 规 的 强制 性 规定 。 

66. 【答案 】BCE ( 参见 教材 P68) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 工程 项 目 建 设 程序 。 对 于 采用 投资 补助 、 转 贷 和 贷款 贴息 方式 的 
政府 投资 项 目 ， 则 只 审批 资金 申请 报告 。 

67. 【答案 】ABDE (参见 教材 P90 ) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 工程 项 目 施 工 组 织 设 计 。 施 工 组 织 总 设计 的 主要 内 容 包 括 : 工程 
概况 、 总 体 施工 部 署 、 施 工 总 进度 计划 、 总 体 施 工 准 备 与 主要 资源 配置 计划 、 主 要 施工 方 
法 、 施 工 总 平面 布置 。 

68. 【答案 】ABC (参见 教材 P125) 

【解析 】 本题 考查 的 是 网 络 计划 时 间 参 数 的 计算 。 已 知 ES, =5 天 ，D =3 天 ， 则 EF = 
5+3=8 (天 ); ES =6 天 ，D =4 天 ， 则 EF, =10 天 ; 得 8S。 =10 天 。 已 知 L5。=13 天 ， 
则 LF =LF,=LSc=13 天 。 由 LS。 =13 天 ，ES。 =10 天 , 得 TF =LS。 -ES =13 -10=3 
(天 )。 由 7TF=LF-EF 得 TF =LF, -EF,=13-8=5 (天 ); TF, =LF, -EF,=13-10=3 
(天 )。 FF =ES. -EF =10-8=2 (天 ); FF, =ES. -EF,=10-10=0 (天 )。 

69. 【答案 】BCD (参见 教材 P115 ~ P116) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 流水 施工 的 基本 组 织 方式 。 非 节奏 流水 施工 的 特点 中 各 施工 过 
程 在 各 施工 段 的 流水 节拍 不 全 相等 ，@@ 相 邻 施 工 过 程 的 流水 步 距 不 尽 相 等 ，@ 专 业 工作 队 数 
等 于 施工 过 程 数 ; 由 各 专业 工作 队 能 够 在 施工 段 上 连续 作业 ， 但 有 的 施工 段 之 间 可 能 有 空闲 
时 间 。 

70. 【答案 】BD (参见 教材 P126) 

【解析 】 本题 考查 的 是 网 络 计划 时 间 参 数 的 计算 。 在 网 络 计划 中 ， 总 时 差 最 小 的 工作 为 
关键 工作 。 特 别 地 ， 当 网 络 计 划 的 计划 工期 等 于 计算 工期 时 ， 总 时 差 为 零 的 工作 就 是 关键 
工作 5 

71. 【答案 】AE (参见 教材 P171) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 经 济 效 果 评 价 的 内 容 及 指标 体系 。 动 态 评 价 指标 包括 ， 内 部 收益 
率 、 动 态 投资 回收 期 、 净 现 值 、 净 现 值 率 、 净 年 值 ， 静态 评价 指标 包括 : 投资 收益 率 (总 
投资 收益 率 、 资 本 金 净 利润 率 ) 、 静 态 投资 回收 期 、 偿 债 能 力 (资产 负债 率 、 利 息 备 付 率 、 
偿 债 备 付 率 ) 。 

72. 【答案 】BCD (参见 教材 P219 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 寿命 周期 成 本 分 析 方 法 。 与 过 去 传统 的 概念 和 工作 方法 相 
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比 ， 寿 命 周期 成 本 评价 法 具有 以 下 显著 特点 : 中 当选 择 系统 时 ， 不 仅 考虑 设置 费 ， 还 要 研究 
所 有 的 费用 ; @) 在 系统 开发 的 初期 就 考虑 寿命 周期 成 本 ; 四 进行 费用 设计 ， 将 寿命 周期 成 本 
作为 系统 开发 的 主要 因素 ; 由 进行 设置 费 和 维持 费 的 权衡 ， 系 统 效 率 和 寿命 周期 成 本 之 间 的 
权衡 ， 以 及 开发 、 设 置 所 需 的 时 间 与 寿命 周期 成 本 之 间 的 权衡 。 

73. 【答案 】ADE (参见 教材 P211 ~ P212) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 价值 工程 方法 。 方 案 创造 的 方法 有 头脑 风暴 法 、 哥 顿 法 、 专 家 意 
见 法 、 专 家 检查 法 。 方 案 评价 的 定性 方法 有 德尔 菲 〈(Delphi) 法 、 优 缺点 列举 法 等 ; 定量 
法 有 直接 评分 法 、 加 权 评 分 法 、 比 较 价 值 评分 法 、 环 比 评 分 法 、 强 制 评分 法 、 几 何平 均值 评 
分 法 等 。 

74. 【答案 】ABCD (参见 教材 P245) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 项 目 融资 的 特点 和 程序 。 融 资 执 行 阶段 : 签署 项 目 融资 文件 ; 执 
行 项 目 投资 计划 ; 贷款 银团 经 理 人 监督 并 参与 项 目 决策 ; 项 目 风险 控制 与 管理 。 

75. 【答案 】BC (参见 教材 P225 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 项 目 资金 筹措 的 渠道 与 方式 。 外 部 资金 来 源 包括 既 有 法 人 通过 在 
资本 市 场 发 行 股票 和 企业 增资 扩 股 ， 以 及 一 些 准 资 本 金 手 段 ， 如 发 行 优先 股 获取 外 部 投资 人 
的 权益 资金 投入 ， 同 时 也 包括 接受 国家 预算 内 资金 为 来 源 的 融资 方式 。 

76. 【答案 】BCE (参见 教材 P267 ~ P268 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 保险 规定 。 选 项 A、D 属于 保险 人 应 承担 的 页 
任 范围 。 

77. 【答案 】BCD (参见 教材 P277) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 策划 。 项 目 构想 策划 的 主要 内 容 包 括 : 工程 项 目的 定 
义 、 工 程 项 目的 定位 、 工 程 项 目的 系统 构成 、 其 他 。 

78【 答 案 】ACE (参见 教材 P332 ) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 施工 评 标 与 授 标 。 对 使 用 国有 资金 投资 或 者 国家 融资 的 项 目 ， 招 
标 单位 应 确定 排名 第 一 的 中 标 候选 人 为 中 标 单 位 。 排 名 第 一 的 中 标 候 选 人 放弃 中 标 、 因 不 可 
抗力 提出 不 能 履行 合同 ， 或 者 招标 文件 规定 应 当 提交 履约 保证 金 而 在 规定 的 期 限 内 未 能 提交 
的 ， 招 标 单位 可 确定 排名 第 二 的 中 标 候 选 人 为 中 标 单位 。 

79. 【答案 】ADE (参见 教材 P349) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 工程 变更 与 索赔 管理 。 意 外 风险 和 不 可 预见 因素 索赔 : 在 工程 实施 
过 程 中 ， 因 人 力 不 可 抗拒 的 自然 灾害 、 特 殊 风险 以 及 一 个 有 经 验 的 施工 承包 单位 通常 不 能 合理 
预见 的 不 利 施 工 条 件 或 外 界 障碍 ， 如 地 下 水 、 地 质 断 层 、 溶 洞 、 地 下 障碍 物 等 引起 的 索赔 。 

80. 【答案 】ABCD (参见 教材 P330) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 评 标 与 授 标 。 下 列 情况 属于 重大 偏差 . 中 没有 按照 招标 文件 
要 求 提 供 投 标 担保 或 者 所 提供 的 投标 担保 有 瑕 辛 ， 己 投标 文件 没有 投标 人 授权 代表 签字 和 加 
盖 公 章 ; (3 投标 文件 载 明 的 招标 项 目 完 成 期 限 超过 招标 文件 规定 的 期 限 ;， 四 明显 不 符合 技术 
规格 、 技 术 标 准 的 要 求 ; 名 投标 文件 载 明 的 货物 包装 方式 、 检 验 标 准 和 方法 等 不 符合 招标 文 
件 的 要 求 ; @ 投 标 文件 附 有 招标 人 不 能 接受 的 条 件 ; @ 不 符合 招标 文件 中 规定 的 其 他 实质 性 
要 求 。 投 标 文 件 有 上 述 情形 之 一 的 ， 为 未 能 对 招标 文件 作出 实质 性 响应 ， 除 招标 文件 对 重大 
偏差 另 有 规定 外 ， 应 作废 标 处 理 。 




























































































模拟 试卷 四 


一 、 单 项 选择 题 ( 共 60 题 ， 每 题 1 分 ,每 题 的 备 选 项 中 ,只 有 1 个 选项 最 符合 
题 意 ) 

1. 在 项 目 建 设 全 过 程 的 各 个 阶段 中 ， 都 要 进行 相应 的 计价 ， 这 种 ( ) 计价 是 个 逐 
步 深化 、 逐 步 细 化 和 逐步 接近 实际 造价 的 过 程 。 

A. 多 次 性 B. 组 合 性 

C. 复杂 性 D. 方法 的 多 样 性 

2. 下 列 关于 建设 项 目 总 投资 的 说 法 正确 的 是 ( ) 。 
A. 建设 项 目 总 投资 就 是 动态 投资 
B 
C 
D 





. 建设 项 目 总 投资 包括 动态 投资 和 静态 投资 
. 生产 性 建设 项 目 总 投资 包括 固定 资产 投资 和 流动 资产 投资 
. 建设 项 目 总 投资 包括 固定 资产 投资 和 建筑 安装 工程 造价 

( ) 阶段 ， 按 照 有 关 规 定编 制 和 审核 投资 估算 ， 经 有 关 部 门 批准 ， 即 可 作为 拟 
建 工程 项 目 策划 决策 的 控制 造价 。 

A. 工程 设计 B. 工程 项 目 策划 C. 工程 发 承包 D. 工程 施工 

4. 根据 《注册 造价 工程 师 管 理 办 法 》， 注 册 造 价 工程 师 应 在 其 执业 活动 中 形成 的 工程 造 
价 成 果 文件 上 ( ) 。 


人 

















A. 加 盖 执 业 印 章 B. 签字 并 加 盖 单 位 公章 

C. 加 盖 执 业 印 章 和 单位 公章 D. 签字 并 加 盖 执 业 印 章 

5. 根据 《工程 造价 咨询 企业 管理 办 法 》， 甲 级 工程 造价 咨询 企业 中 专职 从 事 工程 造价 专 
业 工 作 的 人 员 不 得 少 于 ( ) 人 。 

A. 10 B. 12 C. 16 D. 20 

6. 美国 的 工程 造价 咨询 企业 主要 依靠 政府 和 行业 协会 的 共同 管理 与 监督 ， 实 行 ( ) 
的 行业 管理 模式 。 

A. 小 政府 、 大 社会 B. 大 政府 、 小 社会 

C. 小 企业 、 大 政府 D. 小 政府 、 大 企业 

7. 下 列 关 于 工程 建设 静态 投资 或 动态 投资 的 表述 中 ， 正 确 的 是 ( ) 。 

A. 静态 投资 中 包括 涨 价 预备 费 

B. 静态 投资 中 包括 投资 方向 调节 税 

C. 动态 投资 中 包括 建设 期 贷款 利息 

D. 动态 投资 是 静态 投资 的 计算 基础 





8. 根据 我 国 现行 规定 ， 隐 眶 有关 情 况 或 者 提供 虚假 材料 申请 造价 工程 师 注 册 的 ， 不 予 
受理 或 不 予 注 册 ， 并 给 予 警 告 。 申 请 人 在 ( ) 年 内 不 得 再 次 申请 造价 工程 师 注册 。 
A. 1 B. 2 G3 D. 4 
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9. 下 列 行为 中 ， 属 于 要 约 的 是 ( ) 。 

A. 发 布 招标 公告 ” B. 寄 送 价目 表 C. 寄 送 订货 D. 发 布 招 股 说 明 
10. 根据 《合同 法 》， 属 于 可 变更 、 可 撤销 合同 的 是 ( ) 的 合同 。 

A. 恶意 串通 而 损害 国家 利益 B. 损害 社会 公共 利益 

C. 订立 合同 时 显 失 公平 D. 以 合法 形式 掩盖 非法 目的 

11. 根据 《合同 法 》， 债 权 人 领取 提存 物 的 权利 期 限 为 ( ) 年 。 

A. 1 B. 2 CG, 3 D. 5 


12. 根据 《建筑 法 》， 按 照 国 务 院 有 关 规 定 批准 开工 报告 的 建筑 工程 ， 因 故 不 能 按期 开 
工 超过 ( ) 个 月 的 ， 应 当 重 新 办 理 开工 报告 的 批准 手续 。 

A. 1 B. 2 G, 3 D. 6 

13. 依法 批准 开工 报告 的 建设 工程 ， 建 设 单位 应 当 自 开工 报告 批准 之 日 起 ( ) 日 
内 ， 将 保证 安全 施工 的 措施 报 送 建设 工程 所 在 地 的 县 级 以 上 地 方 人 民政 府 建 设 行政 主管 部 门 
或 者 其 他 有 关 部 门 备案 。 


A. 5 B. 10 C. 15 D. 30 
14. 根据 《合同 法 》， 下 列 变更 中 属于 新 要 约 的 是 ( ) 的 变更 。 

A. 要 约 确认 方式 B. 合同 文件 寄 送 方式 

C. 合同 履行 地 点 D. 承诺 生效 地 点 


15. 《合同 法 》 规 定 ， 具 有 撤销 权 的 当事人 自 知道 或 者 应 当知 道 撤销 事由 之 日 起 ( ) 
内 没有 行使 撤销 权 的 ， 撤 销 权 消 灭 。 


























A. 半年 B. 1 年 C. 2 年 D. 3 年 

16. CM 合同 采用 成 本 加 酬金 方式 ， 代 理 型 CM 合同 由 建设 单位 与 分 包 单 位 直接 签订 ， 
一 般 采用 ( ) 的 合同 形式 。 

A. 简单 的 成 本 加 酬金 B. 可 调 总 价 

C.，GMP 加 酬金 D. 固定 单价 

17. 根据 《建筑 施工 组 织 设计 规范 》， 单 位 工程 施工 组 织 设 计 应 由 ( ) 主持 编制 ， 


( ) 负责 审批 。 
A. 施工 项 目 负责 人 ， 施 工 项 目 技术 负责 
B. 施工 项 目 负责 人 ， 施 工 单位 技术 负责 人 
C. 施工 项 目 技术 负责 人 ， 施 工 单位 负责 
D. 施工 项 目 技术 负责 人 ， 施 工 单位 技术 负责 人 
18. 下 列 工程 项 目 目 标 控制 方法 中 ， 用 来 寻找 某 种 质量 问题 产生 原因 的 有 效 工 具 是 (  )。 











A. 直方 图 法 B. 鱼刺 图 法 C. 排列 图 法 D. S 曲线 法 
19. 下 列 流水 施工 参数 中 ， 均 属于 工艺 参数 的 是 ( ) 。 

A. 流水 节拍 和 流水 步 距 B. 施工 过 程 和 流水 强度 

C. 流水 强度 和 流水 段 D. 流水 段 和 流水 节拍 


20. 某 工程 划分 为 3 个 施工 过 程 、4 个 施工 段 ， 组 织 加 快 的 成 倍 节拍 流水 施工 ， 流 水 节 
拍 分 别 为 4 天 、4 天 和 2 天 ， 则 应 派 ( ) 个 专业 工作 队 参 与 施工 。 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

21. 确定 建设 项 目的 总 概算 是 ( ) 的 工作 内 容 之 一 。 
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A. 投资 决策 阶段 B. 可 行 性 研究 报告 
C. 设计 阶段 D. 建设 准备 阶段 
22. 建设 工程 项 目 实 施 CM 承包 模式 时 ， 代 理 型 合同 由 ( ) 的 计价 方式 签订 。 








A. 业主 与 分 包 商 以 简单 的 成 本 加 酬金 

. 业主 与 分 包 商 以 保证 最 大 工程 费用 加 醒 
. CM 单位 与 分 包 商 以 简单 的 成 本 加 酬金 

D. CM 单位 与 分 包 商 以 保证 最 大 工程 费用 加 酬金 








金 








名 














中 














23. 作为 施工 承包 单位 计划 体系 的 重要 内 容 ， 项 目 管理 实施 规划 应 由 ( ) 编制 。 
A. 企业 管理 层 在 投标 之 前 B. 项 目 经 理 部 在 投标 之 前 
C. 企业 管理 层 在 开工 之 前 D. 项 目 经 理 部 在 开工 之 前 


24. 某 分 部 工程 由 3 个 施工 过 程 组 成 ， 分 为 3 个 施工 段 进行 流水 施工 ， 流 水 节拍 分 别 为 
( ) 


3 天 、4 天 、2 天 , 4 天 、3 天 、2 天 和 2 天 、4 天 、3 天 。 则 流水 施工 工期 为 
A. 14 B. 15 C. 16 D. 17 


天 。 


25. 有 A、B 两 项 连续 工作 ， 其 最 早 开始 时 间 分 别 为 4 天 和 10 天 ， 持 续 时 间 分 别 为 4 天 


和 5 天 ， 则 A 工作 的 自由 时 差 是 ( ”) 天 。 
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 


26. 某 施工 企业 年 初 从 银行 贷款 1000 万 元 ， 年 名 义 利率 10% ， 按 季度 计算 并 支付 利息 ， 


则 每 季度 末 应 支付 利息 ( ) 万 元 。 
A. 19. 29 B. 20. 00 C. 20.76 D. 25.00 
27. 采用 投资 收益 率 指标 评价 投资 方案 经 济 效果 的 缺点 是 ( ) 。 
A. 无 法 准确 衡量 方案 在 整个 计算 期 内 的 经 济 效 果 
B. 仅 适 用 于 投资 规模 大 的 复杂 工程 
C. 只 能 考虑 正常 生产 年 份 的 投资 收益 ， 不 能 全 面 考虑 整个 计算 期 的 投资 收益 
D. 指标 计算 的 主观 随意 性 太 强 
28. 下 列 关 于 利息 备 付 率 的 说 法 ， 正 确 的 是 ( 
A. 利息 备 付 率 越 高 ， 表 明 利 息 偿付 的 保障 程度 越 
B. 利息 备 付 率 越 低 ， 表 明 利 息 偿付 的 保障 程度 越 高 
C. 利息 备 付 率 大 于 零 ， 表 明 利息 偿付 能 力 强 
D. 利息 备 付 率 小 于 1， 表 明 利 息 偿 付 能 力 强 
29. 之 所 以 采用 净 现 值 指标 评价 投资 方案 经 济 效果 ， 是 因为 ( ) 。 
A. 能 够 全 面 反映 投资 方案 中 单位 投资 的 使 用 效率 
B. 能 够 直接 以 金额 表示 项 目的 型 利水 平 ， 判 断 直 观 
能 
E 






































C. 能 够 直接 反映 投资 方案 运营 期 各 年 的 经 营 成 果 
D. 能 够 直接 反映 投资 方案 中 的 资本 周转 速度 





30. 假设 采用 增 量 投资 内 部 收益 率 法 比 选 两 个 可 行 互 斥 方案 ， 其 计算 期 相同 ， 基 准 收益 


率 为 i.， 则 保留 投资 额 小 的 方案 的 前 提 条 件 是 (  )。 
A. AIRR >0 B. AIRR<O C. AIRR >i. D. AIRR < 区 


31. 某 项 目 建设 期 为 3 年 ， 建 设 期 内 每 年 年 初 贷款 分 别 为 300 万 元 、400 万 元 和 500 万 


元 ， 年 利率 为 8%。 若 在 运营 期 第 $ 年 年 末 一 次 性 偿还 贷款 ， 则 应 偿还 的 本 利和 为 ( 
回 六 尖 





加 
5 


) 
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万 元 。 
A. 1576.63 B. 2034.25 C. 2098. 49 D. 2308. 34 
32. 在 下 列 投资 方案 评价 指标 中 ， 反 映 借款 偿 债 能 力 的 指标 是 (  )。 
A. 内 部 收益 率 和 借款 偿还 期 B. 利息 备 付 率 和 偿 债 备 付 率 
C. 偿 债 备 付 率 和 投资 收益 率 D. 利息 备 付 率 和 投资 收益 率 











33. 某 化 工 建设 项 目 设 计 年 生产 能 力 5 万 吨 ， 预 计 年 固定 总 成 本 为 800 万 元 ， 产 品 销售 
价格 1500 元 / 吨 ， 产 品 销售 税金 及 附加 为 销售 收入 的 10%， 产 品 变 动 成 本 1150 元 / 吨 ， 则 该 
项 目 用 生产 能 力 利用 率 表 示 的 盈亏 平衡 点 是 ( ) 。 














A. 100% B. 40% C. 80% D. 55% 

34. ( ) 是 以 功能 重要 程度 作为 选择 价值 工程 对 象 的 一 种 方法 。 

A. 因素 分 析 法 B. 百分比 分 析 法 

C. 强制 确定 法 D. 价值 指数 法 

35. 在 下 列 投资 方案 评价 指标 中 ， 应 该 考虑 资金 的 时 间 价 值 的 指标 是 ( ) 。 
A. 投资 收益 率 和 净 现 值 B. 投资 收益 率 和 投资 回收 期 

C. 净 年 值 和 内 部 收益 率 D. 净 现 值 和 利息 备 付 率 

36. 在 下 列 评价 方法 中 ， 属 于 互 斥 型 投资 方案 经 济 效果 动态 评价 方法 的 是 ( ) 。 
A. 净 年 值 法 B. 年 折算 费用 法 

C. 增 量 投资 回收 期 法 D. 增 量 投资 收益 率 法 


37. 价值 工程 的 核心 和 目标 分 别 是 产品 的 ( ) 。 
A. 功能 评价 和 生产 成 本 

B. 功能 评价 和 寿命 周期 成 本 

C. 功能 分 析 和 确定 研究 对 象 的 寿命 周期 成 本 

D. 分 析 实 现 研究 对 象 功能 的 途径 

38. 企业 增资 扩 股 属于 ( ) 筹措 方式 。 





A. 新 设 项 目 法 人 资本 金 B. 信贷 融资 
C. 既 有 项 目 法 人 资本 金 D. 债券 融资 


39. 某 期 间 市 场 无 风险 报酬 率 为 10%， 平 均 风险 股票 必要 报酬 率 为 14%， 某 公司 普通 
股 pB 值 为 1.2。 留 存 收 益 成 本 为 ( ) 。 
A. 13.7% B. 14.3% C. 14.8% D. 15.2% 
40. PFI 项 目 融资 方式 的 特点 包括 ( ) 。 
有 利于 公共 服务 的 产 出 大 众 化 
. 项 目的 控制 权 必 须 由 公共 部 门 掌握 
. 项 目 融资 成 本 低 、 手 续 简单 
政府 无 需 对 私营 企业 作出 特许 承诺 
1 下列 关 于 契税 计 税 依据 的 说 法 中 ， 正 确 的 是 ( ) 。 
房屋 交换 ， 以 房屋 的 原 值 之 和 为 计 税 依据 
划拨 取得 的 土地 使 用 权 ， 以 土地 评估 价 为 计 税 依据 
土地 使 用 权 出 售 ， 以 成 交 价格 为 计 税 依据 
房屋 赠与 ， 以 房屋 评估 价 为 计 税 依据 


PNR 


口中 只 
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42. 某 建设 项 目 投 资 100 万 元 ， 预 计 投 资 收益 率 为 10%。 现 准备 以 发 行 优先 股 的 方式 筹 
集资 金 ， 优 先 股 股 利率 为 8%， 禾 资费 率 为 4%， 则 该 投资 项 目 ( ) 。 

A. 不 可 行 B. 可 行 

C. 无 法 确定 D. 以 上 答案 都 对 

43. 根据 现行 规定 ， 下 列 关 于 施工 企业 营业 税 的 表述 中 不 正确 的 是 ( ) 。 

A. 施工 企业 从 事 安装 工程 作业 ， 无 论 与 对 方 如 何 结算 ， 甚 营业 额 均 不 包括 设备 价款 
在 内 
B. 施工 企业 从 事 建筑 工程 作业 ， 无 论 与 对 方 如 何 结算 ， 其 营业 额 均 应 包括 工程 所 用 原 
材料 及 其 他 物资 的 价款 在 内 
C. 施工 企业 从 事 装 饰 工程 作业 ， 无 论 与 对 方 如 何 结 算 ， 其 营业 额 均 应 包括 工程 所 用 原 
材料 及 其 他 物资 的 价款 在 内 
D. 施工 企业 作为 工程 总 承包 人 将 工程 分 包 给 他 人 的 ， 应 以 工程 费 总 额 减 去 付 给 分 包 人 

的 价款 后 的 余额 计 税 营业 额 
44. 建筑 工程 一 切 险 的 保险 项 目 包 括 物资 损失 部 分 、 第 三 者 责任 及 附加 险 三 部 分 ， 其 中 




















物资 损失 部 分 不 应 当 包 括 ( ) 。 
A. 业主 提供 的 物料 及 项 目 B. 施工 用 的 机 器 、 设 备 、 装 置 
C. 工地 内 现成 的 建筑 物 D. 建筑 工程 的 技术 资料 
45. 下 列 指标 中 ， 反 映 企 业 偿付 到 期 债务 能 力 的 是 ( ) o 
A. 总 投资 收益 率 B. 资产 负债 率 
C. 项 目 投资 回收 期 D. 资本 金 收 益 率 
46. 对 于 符合 条 件 的 小 型 微利 企业 ， 减 按 ( ) 的 税率 征收 企业 所 得 税 。 
A. 12% B. 15% C. 20% D. 25% 


47. 地 方 教育 附加 的 计 税 依据 是 实际 缴纳 的 ( ) 税额 之 和 。 

A. 消费 税 、 营 业 税 、 所 得 税 

B. 增值 税 、 消 费 税 、 营 业 税 

C. 增值 税 、 营 业 税 、 城 市 维护 建设 税 

D. 消费 税 、 所 得 税 、 城 市 维护 建设 税 

48. 投保 施工 人 员 意 外 伤害 险 ， 施 工 单位 与 保险 公司 双方 应 根据 各 类 风险 因素 商定 保险 
费 率 ， 实 行 ( ) 。 








A. 差别 费 率 和 最 低 费 率 B. 浮动 费 率 和 差别 费 率 
C. 标准 费 率 和 最 低 费 率 D. 标准 费 率 和 译 动 费 率 


49. 在 工程 项 目 财务 分 析 和 经 济 分 析 中 ， 下 列 关 于 工程 项 目 投 入 和 产 出 物价 值 计 量 的 说 
法 ， 正 确 的 是 ( ) 。 

A. 经 济 分 析 采 用 预测 的 市 场 交 易 价 格 计 量 ， 财 务 分 析 采 用 影子 价格 计量 

B. 经 济 分 析 采 用 影子 价格 计量 ， 财 务 分 析 采 用 预测 的 市 场 交易 价格 计量 

C. 经 济 分 析 和 财务 分 析 均 采用 预测 的 市 场 交易 价格 计量 

D. 经 济 分 析 和 财务 分 析 均 采用 影子 价格 计量 

50. 下 列 关 于 经 营 性 项 目 财务 分 析 的 说 法 ， 正 确 的 是 ( ) 。 

A. 以 静态 分 析 为 主 ,动态 分 析 为 辅 
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B. 只 进行 静态 分 析 
C. 宜 先 融 资 前 分 析 ， 青 融资 后 分 析 

D. 只 进行 动态 分 析 

51. 下 列 成 本 分 析 方 法 中 ， 将 同类 指标 不 同时 期 的 数值 进行 比较 ， 求 出 比率 ， 以 分 析 该 
项 指标 的 发 展 方向 和 发 展 速 度 的 方法 是 ( ) 。 















































A. 动态 比率 法 B. 相关 比率 法 

C. 因素 分 析 法 D. 差额 计算 法 

52. 在 工程 施工 过 程 中 ， 费 用 偏差 是 指 工程 项 目 或 成 本 的 ( ) 之 间 的 差额 。 

A. 预测 值 与 计划 值 B. 实际 值 与 计划 值 

C. 预测 值 与 实际 值 D. 实际 值 与 最 大 值 

53. 下 列 工 程 项 目 多 方案 比 选 方法 中 ， 不 属于 经 济 效益 比 选 方法 的 是 ( ) 。 

A. 差额 投资 内 部 收益 率 法 B. 净 现 值 法 

C. 净 现 值 率 法 D. 人 工 神经 网 络 法 

54. 下 列 不 属于 施工 企业 营业 收入 核算 范围 的 是 ( ) 。 

A. 劳动 作业 收入 B. 设备 租赁 收入 

C. 合同 变更 收入 D. 罚球 净 收 入 

SS. 在 邀请 招标 中 ， 被 邀请 的 对 象 最 少 不 应 少 于 ( ) 家 。 

A. 2 B. 3 C. 5 D. 10 

56. 对 施工 承包 单位 而 言 ， 基 本 没有 风险 的 合同 计价 方式 是 ( ) 方式 。 

A. 总 价 B. 单价 

C. 成 本 加 百分比 酬金 D. 成 本 加 浮动 酬金 

57. 合同 中 约定 由 承包 人 向 发 包 人 提交 履约 保函 时 ， 发 包 人 应 向 承包 人 提交 ) 。 

A. 支付 保函 B. 预付 款 保函 

C. 履约 保证 金 D. 质量 保证 金 

$58. 某 施 工 机 具 在 $ 月 份 投入 使 用 ， 如 果 对 该 施工 机 具 计 提 折 旧 ， 则 从 ( ) 。 

A. 5 月 起 ， 按 月 计 提 B. 6 月 起 ， 按 月 计 提 

C. 5 月 起 ， 按 季 计 提 D. 6 月 起 ， 按 季 计 提 

59. 某 工 程 项 目 在 $ 月 份 ， 已 完工 程 计 划 费 用 为 750 万 元 ， 已 完工 程 实 际 费用 为 800 万 
元 ， 拟 完工 程 计划 费用 为 700 万 元 ， 则 该 工程 此 时 的 偏差 情况 是 ( ) 。 

A. 费用 节约 ， 进 度 提 前 B. 费用 超支 ， 进 度 拖 后 

C. 费用 节约 ， 进 度 拖 后 D. 费用 超支 ， 进 度 提 前 

60. 下 列 可 导致 承包 商 索赔 的 原因 中 ， 不 属于 业主 方 违约 的 是 ( ) 。 

A. 监理 人 未 及 时 下 达 指 令 B. 建设 单位 未 按时 支付 工程 款 

C. 施工 过 程 中 国家 政策 的 变更 D. 监理 人 协调 工作 不 力 


二 、 多 项 选择 题 ( 共 20 题 ， 每 题 2 分 。 每 题 的 备 选 项 中 ， 有 2 个 或 2 个 以 上 选项 符 
合 题 意 ， 至 少 有 1 个 错 项 。 错 选 ， 本 题 不 得 分 ; 少 选 ， 所 选 的 每 个 选项 得 0.5 分 ) 

61. 我 国 的 固定 资产 投资 包括 ( )o 

A. 基本 建设 投资 B. 更 新 改造 投资 
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C, 
E. 


62. 


A. 
B. 


房地产 开发 投资 D. 动态 投资 

其 他 固定 资产 投资 

根据 现行 规定 ， 造 价 工程 师 申 请 注册 时 不 予 注册 的 情形 包括 ( ) 。 

继续 教育 不 合格 

因 工 程 造价 业务 的 原因 受刑 事 处 罚 ， 自 刑事 处 罚 执行 完毕 之 日 起 至 申请 注册 之 日 止 
不 满 5 年 的 


. 因 工 程 造价 业务 以 外 的 原因 受刑 事 处 神 ， 目 处 罚 决定 之 日 起 至 申请 注册 之 日 止 不 满 


5 年 的 


. 前 一 个 注册 期 内 造价 工作 业绩 达 不 到 规定 标准 的 

. 被 吊销 注册 证 书 ， 自 被 处 罚 决 定之 日 至 申请 之 日 止 不 满 3 年 的 

. 根据 《注册 造价 工程 师 管 理 办 法 》， 注 册 造 价 工程 师 的 义务 包括 ( ) 。 

. 保证 执业 活动 成 果 的 质量 

. 依法 独立 执行 工程 造价 业务 

. 保守 在 执业 中 知悉 的 技术 秘密 

. 执行 工程 造价 计价 标准 和 计价 方法 

. 使 用 注册 造价 工程 师 名 称 

. 按 现行 规定 ， 下 列 关于 工程 造价 咨询 企业 业务 的 承接 说 明 ， 正 确 的 是 ( ) 。 
. 工程 造价 咨询 企业 从 事 造价 咨询 活动 ， 不 受 行政 区 域 的 限制 

. 乙 级 工程 造价 咨询 企业 只 能 从 事 工 程 造价 3000 万 元 人 民 币 以 下 的 各 类 建设 项 目的 工 


程 造价 咨询 业务 


. 工程 造价 咨询 企业 分 支 机 构 不 得 以 自己 的 名 义 承 接 工 程 造价 业务 

. 工程 造价 咨询 企业 分 支 机 构 可 以 以 自己 的 名 义 出 具 工 程 造价 成 果 文件 
. 乙 级 工程 造价 咨询 企业 只 能 从 事 专业 项 目的 工程 造价 咨询 业务 

. 根据 《合同 法 》， 下 列 各 类 合同 中 ， 属 于 无 效 合 同 的 有 ( ) 。 




















亚 意 申通， 损害 第 三 人 利益 的 合同 





.一方 以 欺诈 手段 订立 的 合同 
. 一 方 趁 人 之 危 订 立 的 合同 
. 损害 社会 公共 利益 的 合同 
. 订立 合同 时 显 失 公平 的 合同 

















66. 根据 《建设 工程 安全 生产 管理 条 例 》， 施 工 企业 的 项 目 负 责 人 在 安全 生产 方面 的 主 


有 ( ) 。 


. 对 建设 工程 项 目的 安全 生产 负责 

. 落实 安全 生产 责任 制 

. 制定 安全 生产 规章 制度 和 操作 规程 
. 确保 安全 生产 费用 的 有 效 使 用 

. 根据 工作 特点 组 织 制定 安全 施工 措施 


67. 根据 《合同 法 》， 应 当先 履行 债务 的 当事人 ， 有 确切 证 据 证 明 对 方 ) 的 ,可 
以 中 止 履行 合同 。 


A. 


经 营 状况 严重 恶化 B. 同时 投资 的 项 目 过 多 
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C. 丧失 商业 信誉 D. 转移 财产 以 逃避 债务 

E. 抽逃 资金 以 逃避 债务 

68. 工程 项 目 竣工 验收 、 交 付 使 用 ， 应 达到 下 列 标准 ( ) 。 

A. 生产 性 项 目 和 辅助 公用 设施 已 按 设计 要 求 建 完 ， 能 满足 生产 要 求 

B. 职工 宿舍 和 其 他 必要 的 生产 福利 设施 ， 能 适应 投产 初期 的 需要 

C. 工程 内 容 尚未 全 部 完成 ， 但 可 以 投产 或 使 用 

D. 主要 工艺 设备 已 安装 配套 ， 经 联动 负荷 试车 合格 ， 形 成 生产 能 

E. 生产 准备 工作 能 适应 投产 初期 的 需要 

69. 某 工程 双 代 号 网 络 计划 如 下 图 所 示 ， 图 中 已 标 出 各 项 工作 的 最 早 开始 时 间 和 最 迟 开 
始 时 间 。 该 计划 表明 ( ) 。 





























OIL _ 44 11115 
3 3 7 中 4 
| 
| | 
| lo ; le -由 ul -由 
| 
| 
_415 10 12 
6 -© 时 
A. 工作 1 一 3 的 总 时 差 为 1 B. 工作 2 一 5 的 自由 时 差 为 1 
C. 工作 2 一 6 的 总 时 差 为 2 D. 工作 4 一 7 的 总 时 差 为 4 


E. 工作 5 一 7 为 关键 工作 

70. 关于 CM 承包 模式 说 法 中 正确 的 是 ( ) 。 
A. CM 单位 是 以 业主 的 代理 人 角度 管理 施工 

B.CM 单位 是 以 承包 人 的 身份 进行 施工 管理 

C. 代理 型 CM 合同 是 业主 分 别 与 分 包 人 签订 合同 ， 可 采用 GMP 加 酬金 方式 
D 

E 














. 工程 设计 与 施工 的 早期 结合 ， 使 得 设计 变更 在 很 大 程度 上 减少 
. 代理 型 CM 与 非 代 理 型 CM 相 比 ， 前 者 业主 风险 较 大 
71. 某 分 部 工程 双 代 号 网 络 计划 如 下 图 所 示 ， 其 作 图 错误 包括 ( ) 。 


A € G N 
D 





A. 多 个 起 点 节点 B. 多 个 终点 节点 

C. 节点 编号 有 误 D. 存在 循环 回路 

E. 有 多 余 虚 工作 

72. 对 于 计算 期 相同 的 互 斥 方案 ， 可 采用 的 经 济 效果 动态 评价 方法 有 ( ) 。 
A. 净 现 值 法 B. 增 量 投资 收益 率 法 
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C. 增 量 投 资 回收 期 法 D. 兆 年 值 法 
E. 增 量 投资 内 部 收益 率 法 
73. 价值 工程 研究 对 象 的 功能 量化 方法 有 ( ) 。 


A. 统计 分 析 法 B. 流程 图 法 
C. 德尔 非法 D. 技术 测定 法 


E. 统计 分 析 法 
74. 工程 寿命 周期 成 本 的 常用 估算 方法 有 ( 。 ) 。 





A. 费用 项 目 分 别 估算 法 B. 类 比 佑 算法 

C. 百分比 分 析 法 D. 参数 估算 法 

E. 费用 模型 估算 法 

75. BOT 融资 方式 需要 政府 参与 的 是 ( ja 

A. 决策 B. 设计 

C. 建造 D. 融资 

E. 运营 

76. 投资 方案 现金 流量 表 主 要 有 ( ) 。 

A. 投资 现金 流量 B. 资本 金 现 金 流量 表 
C. 投资 各 方 现金 流量 表 D. 财务 计划 现金 流量 表 
E. 利润 表 

77. 在 工程 项 目 招标 过 程 中 ， 划 分 标 段 时 应 考虑 的 因素 有 ( ) 。 
A. 工程 特点 B. 承包 单位 专长 的 发 挥 





C. 工地 管理 D. 设计 图 样 供 应 
E. 履约 保证 金 的 数额 


78. 根据 《建设 项 目 工程 总 承包 合同 ( 示范 文本 )》， 预 付款 的 具体 金额 需要 在 专用 条 


款 中 约定 ， 除 此 之 外 ， 关 于 预付 款 的 抵 扣 ， 需 要 在 专用 条 款 中 约定 ( 


A. 抵 扣 保证 B. 抵 扣 方式 

C. 抵 扣 比例 D. 抵 扣 时 间 安 排 

E. 抵 扣 币 种 

79. 按 工程 项 目 组 成 编制 施工 阶段 资金 使 用 计划 时 ， 建 筑 安 装 工程 
解 的 是 ( ) 。 

A. 企业 管理 费 B. 人 工 费 

C. 材料 费 D. 规 费 


80. 运用 比较 法 进行 施工 成 本 分 析 时 ， 通 常 的 形式 包括 ( ) 。 
A. 本 期 实际 指标 与 目标 指标 对 比 

B. 本 期 实际 指标 与 上 期 目标 指标 对 比 

C. 本 期 实际 指标 与 上 期 实际 指标 对 比 

D. 本 期 目标 指标 与 上 期 实际 指标 对 比 

E. 本 期 实际 指标 与 行业 先进 水 平 对 比 





) 。 


费 中 不 宜 直接 进行 分 
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一 、 单 项 选择 题 

1. 【答案 】A (参见 教材 P2) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 及 其 计价 特征 。 工 程 项 目 需 要 按 一 定 的 建设 程序 进行 决 
策 和 实施 ， 工 程 计价 也 需要 在 不 同 阶段 多 次 进行 ， 以 保证 工程 造价 计算 的 准确 性 和 控制 的 有 
效 性 。 多 次 性 计价 是 个 逐步 深化 、 逐 步 细 化 和 逐步 接近 实际 造价 的 过 程 。 

2. 【答案 】C (参见 教材 P3) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 工程 造价 相关 概念 。 生 产 性 建设 项 目 总 投资 包括 固定 资产 投资 和 
流动 资产 投资 ; 非 生产 性 建设 项 目 总 投资 只 包括 固定 资产 投资 ， 不 含 流动 资产 投资 。 要 理解 
各 工程 造价 相关 概念 的 含义 ， 注 意 区 分 它们 的 差别 。 

3. 【答案 】B (参见 教材 P6 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 管理 的 主要 内 容 及 原则 。 工 程 项 目 策划 阶段 ， 按 照 有 关 
规定 编制 和 审核 投资 估算 ， 经 有 关 部 门 批 准 ， 即 可 作为 拟 建 工 程 项 目 策划 决策 的 控制 造价 。 

4. 【答案 】D (参见 教材 P12) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 造价 工程 师 管 理 制 度 。 注 册 造 价 工程 师 应 在 本 人 执业 活动 中 形成 
的 工程 造价 成 果 文件 上 签字 并 加 盖 执 业 印 章 。 

5. 【答案 】D (参见 教材 P16) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 咨询 企业 资质 管理 。 甲 级 专职 从 事 工程 造价 专业 工作 的 
人 员 (以 下 简称 专职 专业 人 员 ) 不 少 于 20 人 ， 其中， 具有 工程 或 者 工程 经 济 类 中 级 以 上 专 
业 技 术 职 称 的 人 员 不 少 于 16 人 ， 取 得 造价 工程 师 注册 证 书 的 人 员 不 少 于 10 人， 其 他 人 员 均 
需要 具有 从 事 工程 造价 专业 工作 的 经 历 。 

6. 【答案 】A (参见 教材 P23) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 发 达 国 家 和 地 区 工程 造价 管理 。 美 国 的 工程 造价 咨询 企业 主要 依 
靠 政 府 和 行业 协会 的 共同 管理 与 监督 ， 实 行 “ 小 政府 、 大 社会 ”的 行业 管理 模式 。 

7. 【答案 】C (参见 教材 P3) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 造价 相关 概念 。 静 态 投 资 包括 建安 工程 费 、 设 备 和 工 器 具 购 
置 费 、 工 程 建 设 其 他 费用 、 基 本 预备 费 、 工 程 量 误差 引起 的 增 减 。 动 态 投资 除了 包括 静态 投 
资 所 含 内 容 之 外 ， 还 包括 建设 期 贷款 利息 、 有 关税 费 、 涨 价 预备 费 等 。 静 态 投资 是 动态 投资 
最 主要 的 组 成 部 分 ， 也 是 动态 投资 的 计算 基础 。 

8. 【答案 】A (参见 教材 P13) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 造价 工程 师 管 理 制 度 。 隐 瞒 有 关 情 况 或 者 提供 虚假 材料 申请 造价 
工程 师 注册 的 ， 不 予 受 理 或 者 不 予 注册 ， 并 予以 警告 ， 申 请 人 在 1 年 内 不 得 再 次 申请 造价 工 
程 师 注册 。 

9. 【答案 】C (参见 教材 P30) 
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【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 要 约 是 希望 与 他 人 订立 合同 的 意思 表示 。 寄 送 的 价目 
表 、 拍 卖 公告 、 招 标 公 告 、 招 股 说 明 书 、 商 业 广 告 等 为 要 约 邀 请 。 

10. 【答案 】C (参见 教材 P34 ~ P35) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 选 项 A、B、D 都 属于 无 效 合同 ， 因 为 违法 ,损害 了 国 
家 或 者 社会 公共 利益 。 

11. 【答案 】D (参见 教材 P39) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 债 权 人 领取 提存 物 的 权利 期 限 为 5 年 ， 超 过 该 期 限 ， 提 
存 物 扣除 提存 费用 后 归 国 家 所 有 。 

12. 【答案 】D (参见 教材 P43 ~ P44) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 建筑 法 。 施 工 许 可 证 的 有 效 期 限 : 中 领取 后 3 个 月 内 开工 ， 因 故 
不 能 按期 开工 ， 应 向 发 证 机 关 申 请 延期 (以 两 次 为 限 ) ， 故 理论 上 最 长 不 能 超过 9 个 月 ; 不 
开工 又 不 延期 ， 施 工 许可 证 自行 废止 。@) 施 工 中 止 ， 建 设 单位 在 1 个 月 内 向 发 证 机 关 报 告 ; 
中 止 施 工 满 1 年 的 工程 恢复 ， 要 核验 。 图 开工 报告 因 故 不 能 按期 开工 超过 6 个 月 ， 重 新 
办 理 。 

13. 【答案 】C (参见 教材 P50) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建设 工程 安全 生产 管理 条 例 。 依 法 批准 开工 报告 的 建设 工程 ， 建 
设 单位 应 当 自 开 工 报告 批准 之 日 起 15 日 内 ， 将 保证 安全 施工 的 措施 报 送 建设 工程 所 在 地 的 
县 级 以 上 地 方 人 民政 府 建 设 行政 主管 部 门 或 者 其 他 有 关 部 门 备案 。 

14. 【答案 】C (参见 教材 P31) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 承 诺 的 内 容 应 当 与 要 约 的 内 容 一 臻 。 有 关 合 同 标的 、 数 
量 、 质 量 、 价 款 或 者 报酬 、 履 行 期 限 、 履 行 地 点 和 方式 、 违 约 责任 和 解决 争议 方法 等 的 变 
更 ， 是 对 要 约 内 容 的 实质 性 变更 。 受 要 约 人 对 要 约 的 内 容 作 出 实质 性 变更 的 ， 为 新 要 约 。 

15. 【答案 】B (参见 教材 P35) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 具 有 撤销 权 的 当事人 自 知道 或 者 应 当知 道 撤销 事由 之 日 
起 1 年 内 没有 行使 撤销 权 ， 撤 销 权 消灭 。 

16. 【答案 】A (参见 教材 P80) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 发 承包 模式 。CM 合同 采用 成 本 加 酬金 方式 ， 但 是 有 代 
理 型 和 非 代 理 型 之 分 。 由 于 代理 型 合同 是 建设 单位 与 分 包 单 位 直接 签订 ， 因此， 采用 简单 的 
成 本 加 酬金 合同 形式 。 

17. 【答案 】B (参见 教材 P94) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 施 工 组 织 设计 。 单 位 工程 施工 组 织 设计 应 由 施工 项 目 负 
责 人 主持 编制 ， 应 由 施工 单位 技术 负责 人 或 其 授权 的 技术 人 员 负 责 审批 。 

18. 【答案 】B (参见 教材 P104) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 目 标 控制 的 内 容 、 措 施 和 方法 。 因 果 分 析 图 又 叫 树 校 图 
或 鱼刺 图 ， 是 用 来 寻找 某 种 质量 问题 产生 原因 的 有 效 工 具 。 

19. 【答案 】B (参见 教材 P108 ~ P110) 

【解析 】 本题 考查 的 是 流水 施工 的 特点 和 参数 。 流 水 节拍 和 流水 步 距 属 于 时 间 参 数 ， 施 
工 过 程 和 流水 强度 属于 工艺 参数 ， 工 作 面 和 施工 段 属于 空间 参数 。 

20. 【答案 】D (参见 教材 P114 ~ P115) 
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【解析 】 本 题 考 查 的 是 流水 施工 的 基本 组 织 方式 。 采 用 加 快 成 倍 节拍 流水 施工 ， 首 选 确 
定 流水 步 距 ，K =min[4,4,2] =2。 再 确定 专业 工作 队 数 目 , 6 =4/2 =2, b, =4/2 =2， 必 = 
2/2 =1。 于 是 参与 工程 流水 施工 的 专业 队 总 数 n’ =2 +2 +1 =5。 

21. 【答案 】C (参见 教材 P68 ~ P69) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 工程 项 目 建设 程序 。 初 步 设计 是 根据 可 行 性 研究 报告 的 要 求 所 作 
的 具体 实施 方案 ， 目 的 是 为 了 阐明 在 指定 的 地 点 、 时 间 和 投资 控制 数额 内 ， 拟 建 项 目 在 技术 
上 的 可 行 性 和 经 济 上 的 合理 性 ， 并 通过 对 工程 项 目 所 作出 的 基本 技术 经 济 规定 ， 编 制 项 目 总 
概算 。 

22. 【答案 】A (参见 教材 P80 ~ P81) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 工程 项 目 发 承包 模式 。 代 理 型 和 非 代 理 型 的 CM 合同 是 有 区 别 的 。 
由 于 代理 型 合同 是 业主 与 分 包 商 直接 签订 ， 所 以 采用 简单 的 成 本 加 酬金 合同 形式 。 而 非 代 理 
型 合同 则 采用 保证 最 大 工程 费用 (GMP) 加 酬金 的 合同 形式 。 这 是 因为 CM 合同 总 价 是 在 
CM 合同 签订 之 后 ， 随 着 CM 单位 与 各 分 包 商 签约 而 逐步 形成 的 。 只 有 采用 保证 最 大 工程 费 
用 ,业主 才 能 控制 工程 总 费用 。 

23. 【答案 】D (参见 教材 P89) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 工程 项 目 计 划 体 系 。 项 目 管理 实施 规划 是 在 开工 之 前 由 施工 项 目 
经 理 组 织 编制 的 ， 并 报 企业 管理 层 审 批 的 工程 项 目 管理 文件 。 

24. 【答案 】D (参见 教材 P115) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 流水 施工 的 基本 组 织 方式 。 

首先 求 取 流水 步 距 ， 用 累计 相 加 ， 错 位 相 减 求 大 差 的 方法 求 得 ， 前 两 个 施工 过 程 的 流水 
步 距 为 ; 



























































3 7 9 
— 4 7 9 
3 3 2 -9 

取 大 值 为 3; 


同 理 ， 第 二 个 和 第 三 个 施工 过 程 的 流水 步 距 为 5。 

流水 施工 工期 = 最 后 一 个 施工 过 程 的 持续 时 间 + 流水 步 距 之 和 =9+5+3=17 (天 ) 。 

25. 【答案 】A (参见 教材 P126) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 网 络 计划 时 间 参 数 的 计算 。ES,， =4 天 ,，D,，=4 天 , 得 EF =8 
天 ; FF =ES, -EF,=10-8=2 (天 )。 

26. 【答案 】D (参见 教材 P160) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 等 值 计算 。 每 季度 末 利 息 = (1000 x10% )/4 =25 (万 元 ) 。 

27. 【答案 】D (参见 教材 P171 ~ P172) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 经 济 效果 评价 的 内 容 及 指标 体系 。 投 资 收益 率 指标 的 缺点 是 : 没 
有 考虑 投资 收益 的 时 间 因 素 ， 忽 视 了 资金 具有 时 间 价 值 的 重要 性 ; 指标 计算 的 主观 随意 性 太 
强 。 换 句 话 说， 就 是 正常 生产 年 份 的 选择 比较 困难 ， 如 何 确定 带 有 一 和 定 的 不 确定 性 和 人 为 因 
素 。 因 此 ， 以 投资 收益 率 指标 作为 主要 的 决策 依据 不 太 可 靠 。 

28. 【答案 】A (参见 教材 P173) 

【解析 】 本题 考查 的 是 经 济 效果 评价 的 内 容 及 指标 体系 。 利 息 备 付 率 越 高 ， 表 明 利 息 偿 
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付 的 保障 程度 越 高 。 利 息 备 付 率 应 大 于 1， 并 结合 债权 人 的 要 求 确定 。 

29. 【答案 】B (参见 教材 P174) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 经 济 效果 评价 的 内 容 及 指标 体系 。 净 现 值 指 标的 优点 : 净 现 值 指 
标 考虑 了 资金 的 时 间 价 值 ， 并 全 面 考虑 了 项 目 在 整个 计算 期 内 的 经 济 状况 ;经济 意义 明确 直 
观 ， 能 够 直接 以 金额 表示 项 目的 鳃 利 水 平 ; 判断 直观 。 

30. 【答案 】D (参见 教材 P185) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 经 济 效果 评价 方法 。 应 用 AIRR 法 评价 互 斥 方案 的 基本 步骤 如 下 : 
QD 计算 各 备 选 方案 的 IRR,， 分 别 与 基准 收益 率 i. 比较 。IRR, 小 于 i 的 方案 ， 即 了 予 淘汰 ，; 
@) 将 及 Ri > 的 方案 按 初始 投资 额 由 小 到 大 依次 排列 ; @ 按 初始 投资 额 由 小 到 大 依次 计算 相 
邻 两 个 方案 的 增 量 投资 内 部 收益 率 AIRR,， 若 AIRR > i.， 则 说 明 初 始 投 资 额 大 的 方案 优 于 初 
始 投 资 额 小 的 方案 ,保留 投资 额 大 的 方案 ; 反之 , 看 AIRR < i.， 则 保留 投资 额 小 的 方案 。 
直至 全 部 方案 比较 完毕 ,保留 的 方案 就 是 最 优 方案 。 

31. 【答案 】B (参见 教材 P155) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 利息 计算 方法 。[300 x (1 +8%)?+400 x(1+8%)?+500x(1+ 
8% )] x(1+8%)”=2034.25 (万 元 ) 。 

32. 【答案 】B (参见 教材 P171) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 经 济 效果 评价 的 内 容 及 指标 体系 。 反 映 借款 偿 债 能 力 的 指标 有 资 
产 负 债 率 、 利 息 备 付 率 、 偿 债 备 付 率 。 

33. 【答案 】C (参见 教材 P191) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 不 确定 性 分 析 与 风险 分 析 。BEP = [800/(1500 -1500 x 10% - 
1150) ]/5 x100% =80% 。 

34. 【答案 】C (参见 教材 P199) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 价值 工程 方法 。 强 制 确定 法 是 以 功能 重要 程度 作为 选择 价值 工程 
对 象 的 一 种 分 析 方 法 。 

35. 【答案 】C (参见 教材 P171) 

【解析 】 本题 考查 的 是 经 济 效果 评价 的 内 容 及 指标 体系 。 净 年 值 、 净 现 值 、 内 部 收益 率 
均 为 动态 指标 ， 需 要 考虑 资金 时 间 价 值 的 问题 。 

36. 【答案 】A (参见 教材 P183 ~ P185) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 经 济 效果 评价 方法 。 对 于 互 斥 方案 ， 可 采用 的 经 济 效果 动态 评价 
方法 有 增 量 投资 内 部 收益 率 法 、 净 现 值 法 、 净 年 值 法 。 

37. 【答案 】C (参见 教材 P196) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 价值 工程 的 基本 原理 和 工作 程序 。 价 值 工程 的 核心 是 对 产品 进行 
功能 分 析 ， 目 标 是 以 最 低 的 寿命 周期 成 本 ， 使 产品 具备 它 所 必须 具备 的 功能 。 

38. 【答案 】C (参见 教材 P224 ~ P226) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 项 目 资 金 筹 措 的 渠道 与 方式 。 既 有 项 目 法 人 资本 金 包 括 内 部 资金 
来 源 和 外 部 资金 来 源 。 内 部 资金 来 源 包括 企业 的 现金 、 未 来 生产 经 营 中 获得 的 可 用 于 项 目的 
资金 、 企 业 资 金 变 现 、 企 业 产权 转让 。 外 部 资金 来 源 包括 企业 增资 扩 股 、 优 先 股 、 国 家 预算 
内 投资 。 

39. 【答案 】C (参见 教材 P235) 
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【解析 】 本题 考 查 的 是 资金 成 本 与 资本 结构 。 资 本 资产 定价 模型 法 ， 普 通 股 成 本 的 计算 
公式 为 : Ks =R+B (R -RN)， 即 : Ks =10% +1.2x(14% -10%) =14.8% 。 

40. 【答案 】A (参见 教材 P252) 

【解析 】 本题 考查 的 是 项 目 融 资 的 主要 方式 。PFI 方式 的 核心 则 在 增加 包括 私营 企业 参 
与 的 公共 服务 或 者 公共 服务 的 产 出 大 众 化 。 

41. 【答案 】C (参见 教材 P264) 

【解析 】 本题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 税收 规定 。 契 税 的 计 税 依据 是 不 动产 的 价格 。 
依 不 动产 的 转移 方式 、 定 价 方法 不 同 ， 契 税 计 税 依据 有 以 下 几 种 情况 : 中 国有 土地 使 用 权 出 
让 、 土 地 使 用 权 出 售 、 房 屋 买卖 ， 以 成 交 价 格 为 计 税 依据 ; 包 土 地 使 用 权 赠 与 、 房 屋 赠 与 ， 
由 征收 机 关 参 照 土 地 使 用 权 出 售 、 房 屋 买 卖 的 市 场 价格 核定 ; @ 土 地 使 用 权 交 换 、 房 屋 交 
换 ， 以 所 交换 的 土地 使 用 权 、 房 屋 的 价格 差额 为 计 税 依据 ; 由 以 划拨 方式 取得 土地 使 用 权 ， 
经 批准 转让 房地产 时 ， 由 房地产 转让 者 补 交 契 税 ， 计 税 依据 为 补 交 的 土地 使 用 权 出 让 费用 或 
者 土地 收益 。 

42. 【答案 】B (参见 教材 P234) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 资金 成 本 与 资本 结构 。 资 金成 本 是 评价 投资 项 目 是 否 可 行 的 一 个 
重要 尺度 。 只 有 当 预 期 投资 收益 率 大 于 等 于 资金 成 本 时 ， 投 资 项 目 才 是 可 行 的 。 优 先 股 的 资 
金成 本 为 : K,=i/(1 -/) =8%/(1 -4%) =8.3% <10%， 因 此 项 目 可 行 。 

43. 【答案 】A (参见 教材 P254) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 税收 规定 。 总 承包 企业 将 工程 分 包 时 ， 以 全 部 
承包 额 减 去 付 给 分 包 单位 价款 后 的 余额 为 营业 额 ; 从 事 建筑 、 修 缮 、 装 饰 工程 作业 的 ， 无 论 
是 “包工 包 料 ”还 是 “包工 不 包 料 ”， 营 业 额 均 包括 工程 所 用 原材料 及 其 他 物资 和 动力 的 价 
格 ; 从 事 安装 工程 作业 的 ， 凡 安装 的 设备 价值 作为 安装 工程 产值 的 ， 营 业 额 包括 设备 价款 营 
业 额 。 

44. 【答案 】D (参见 教材 P267 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 保险 规定 。 货 币 、 票 证 、 有 价 证 券 、 文 件 、 账 
笑 、 图 表 、 技 术 资 料 ， 领 有 公共 运输 执照 的 车 辆 、 船 舶 以 及 其 他 无 法 鉴定 价值 的 财产 ， 不 能 
作为 建筑 工程 一 切 险 的 保险 项 目 。 

45. 【答案 】B (参见 教材 P284) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 。 选 项 A、C、D 反映 盘 利 能 力 。 人 盘 利 能 力 分 
析 的 主要 指标 包括 项 目 投资 财务 内 部 收益 率 和 财务 净 现 值 、 项 目 资本 金 财务 内 部 收益 率 、 投 
资 回收 期 、 总 投资 收益 率 、 项 目 资本 金 净利 润 率 等 ， 可 根据 项 目的 特点 及 财务 分 析 的 目的 、 
要 求 等 选用 。 

46. 【答案 】C (参见 教材 P257) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 税收 规定 。 符 合 条 件 的 小 型 微利 企业 ， 减 按 
20% 的 税率 征收 企业 所 得 税 。 国 家 需要 重点 扶持 的 高 新 技术 企业 ， 减 按 15% 的 税率 征收 企 
业 所 得 税 。 此 外 ， 企 业 的 下 列 所 得 可 以 免 征 、 减 征 企业 所 得 税 : 从 事 农 、 林 、 牧 、 渔 业 项 目 
的 所 得 ; 从 事 国家 重点 扶持 的 公共 基础 设施 项 目 投资 经 营 的 所 得 ; 从 事 符 合 条 件 的 环境 保 
护 、 节 能 节 水 项 目的 所 得 ; 符合 条 件 的 技术 转让 所 得 。 

47. 【答案 】B (参见 教材 P259) 
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【解析 】 本 题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 税收 规定 。 地 方 教育 附加 征收 标准 为 单位 和 个 
人 实际 缴纳 的 增值 税 、 营 业 税 和 消费 税 税额 的 2% 。 

48. 【答案 】B (参见 教材 P275) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 保险 规定 。 施 工 单位 和 保险 公司 双方 根据 各 类 
风险 因素 商定 施工 人 员 意 外 伤害 保险 费 率 ， 实 行 差别 费 率 和 浮动 费 率 ， 

49. 【答案 】B (参见 教材 P280) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 。 两 种 分 析 中 衡量 费用 和 效益 的 价格 尺度 不 
同 。 项 目 财务 分 析 关 注 的 是 项 目的 实际 货币 效果 ， 它 根据 预测 的 市 场 交 易 价 格 去 计量 项 目 投 
和 人 和 产 出 物 的 价值 ， 而 项 目 经 济 分 析 关 注 的 是 对 国民 经 济 的 贡献 ， 采 用 体现 资源 合理 有 效 配 
置 的 影子 价格 去 计量 项 目 投入 和 产 出 物 的 价值 。 

50. 【答案 】C (参见 教材 P283) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 。 经 营 性 项 目的 财务 分 析 可 分 为 融资 前 分 析 和 
融资 后 分 析 ， 一 般 宜 先 进行 融资 前 分 析 ， 在 融资 前 分 析 结 论 满足 要 求 的 情况 下 ， 初步 设 定 融 
资方 案 ， 再 进行 融资 后 分 析 。 在 项 目 建 议 书 阶段 ， 可 只 进行 融资 前 分 析 。 融 资 前 分 析 应 以 动 
态 分 析 (考虑 资金 的 时 间 价 值 ) 为 主 ， 静 态 分 析 (不 考虑 资金 的 时 间 价 值 ) 为 辅 。 

S51. 【答案 】A (参见 教材 P343) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 成 本 管理 。 动 态 比 率 法 是 将 同类 指标 不 同时 期 的 数值 进行 比 
较 ， 求 出 比率 ， 以 分 析 该 项 指标 的 发 展 方向 和 发 展 速度 的 方法 。 

52. 【答案 】B (参见 教材 P350) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 费用 的 动态 监控 。 费 用 偏差 是 指 工程 项 目 投资 或 成 本 的 实际 
值 与 计划 值 之 间 的 差额 ， 即 费用 偏差 (CY) = 已 完工 程 计 划 费 用 (BCWP) -已 完工 程 实际 
费用 (ACWP)。 

53. 【答案 】D (参见 教材 P278 ~ P279) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 工程 项 目 策划 。 经 济 效益 比 选 ， 互 斥 性 方案 的 比 选 方法 包括 : 静 
态 差额 投资 收益 率 法 、 静 态 差 额 投资 回收 期 法 、 差 额 投资 内 部 收益 率 法 、 净 现 值 法 、 净 现 值 
率 法 、 年 值 法 、 总 费用 现 值 比较 法 、 年 费用 比较 法 等 。 

54. 【答案 】D (参见 教材 P292 ) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 报表 的 编制 。 营 业 收 入 是 指 投资 方案 实施 后 各 
年 销售 产品 或 提供 服务 所 获得 的 收入 。 

55. 【答案 】B (参见 教材 P304) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 施工 招标 方式 和 程序 。 采 用 邀请 招标 方式 时 ， 邀 请 对 象 应 以 5 ~ 
10 家 为 宜 ， 至 少 不 应 少 于 3 家 。 

56. 【答案 】C (参见 教材 P306) 

【解析 】 本题 考查 的 是 施工 招标 策划 。 在 总 价 方式 中 ， 建 设 单位 造价 控制 比较 容易 ， 但 
施工 承包 单位 要 承担 的 风险 会 很 大 ; 成 本 加 百分比 酬金 方式 中 ,施工 承包 单位 基本 没有 
风险 。 

57. 【答案 】A (参见 教材 P316) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 合同 示范 文本 。 合 同 约定 由 承包 人 向 发 包 人 提交 履约 保函 
时 ,发 包 人 应 向 承包 人 提交 支付 保 洱 。 支 付 保函 的 格式 、 内 容 和 提交 时 间 在 专用 条 款 中 
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. 【答案 】B (参见 教材 P340) 

ee 
起 ,， 按 月 计 提 。 停止 使 用 的 固定 资产 ， 从 停 用 月 份 的 次 月 起 ， 停 止 计 提 折旧 。 

59. 【答案 】D (参见 教材 P350) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 费用 的 动态 监控 。 费 用 偏差 = 已 完工 程 计划 费用 -已 完工 程 
实际 费用 =750 -800 = -50 <0， 说明 工 程 费 用 超支 。 进 度 偏 差 = 已 完工 程 计 划 费 用 - 拟 完 
ee =750 -700 =50 >0， 说 明 工程 进度 超前 。 

. 【答案 】C (参见 教材 P348 ) 

0 。 选 项 A、B、D 属于 业主 方 违约 。 业 主 方 
(包括 建设 单位 和 监理 人 ) 违约 的 情形 ， 在 工程 实施 过 程 中 ， 由 于 建设 单位 或 监理 人 没有 尽 
到 合同 义务 ， 导 致 索赔 事件 发 生 。 如 : 未 按 合同 规定 提供 设计 资料 、 图 纸 ， 未 及 时 下 达 指 
令 、 答 复 请 示 等 ， 使 工程 延期 ; 未 按 合同 规定 的 日 期 交付 施工 场地 和 行驶 道路 、 提 供水 电 、 
提供 应 由 建设 单位 提供 的 材料 和 设备 ， 使 施工 承包 单位 不 能 及 时 开工 或 造成 工程 中 断 ; 未 按 
合同 规定 按时 支付 工程 款 ， 或 不 再 继续 履行 合同 ; 下 达 错 误 指 令 ， 提 供 错 误 信 息 ; 建设 单位 
或 监理 人 协调 工作 不 力 等 。 





























、 多 项 选择 题 
. 【答案 】ABCE (参见 教材 P4 ) 

er TE 

0 房地产 开发 投资 和 其 他 固定 资产 投资 四 种 。 
. 【答案 】ABDE (参见 教材 P11) 

II 造价 工程 师 管理 制度 。 造 价 工程 师 申请 注册 时 不 予 注册 的 情形 包 
括 : 了 不 具有 完全 民事 行为 能 力 的 ; @ 申 请 在 两 个 或 者 两 个 以 上 单位 注册 的 ; 久未 达到 造价 
工程 师 继续 教育 合格 标准 的 ;，( 前 一 个 注册 期 内 造价 工作 业绩 达 不 到 规定 标准 或 未 办 理 暂 停 
执业 手续 而 脱离 工程 造价 业务 岗位 的 ; (受刑 事 处 罚 ， 刑 事 处 罚 尚未 执行 完毕 的 ;，(@@ 因 工程 
造价 业务 活动 受刑 事 处 罚 ， 自 刑事 处 罚 执行 完毕 之 日 起 至 申请 注册 之 日 止 不 满 5 年 的 ，Q@ 因 
前 项 规定 以 外 原因 受刑 事 处 罚 ， 自 处 罚 决定 之 日 起 至 申请 注册 之 日 止 不 满 3 年 的 ; @ 被 吊销 
注册 证 书 ， 自 被 处 罚 决定 之 日 起 至 申请 之 日 止 不 满 3 年 的 ，@ 以 欺骗 、 贿 赂 等 不 正当 手段 获 
准 注册 被 撤销 ， 自 被 撤销 注册 之 日 起 至 申请 注册 之 日 止 不 满 3 年 的 ; 外 法律 、 法 规 规定 不 予 
J 

. 【答案 】ACD (参见 教材 P12 ~ P13) 

a 造价 工程 师 管理 制度 。 注 册 造 价 工程 师 的 义务 : 中 遵守 法 律 、 
ss ne 
业 水 平 ; 外 执 行 工程 造价 计价 标准 和 计价 方法 ; 加 与 当事人 有 利害 关系 的 ， 应 当主 动 回避 ; 
ee 

. 【答案 】AC (参见 教材 P19 ~ P20) 

te Ee 

询 ， 乙 级 可 以 从 事 工程 造价 5000 万 元 人 民 币 以 下 的 各 类 建设 项 目的 咨询 业务 。 工 程 造价 咨 
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询 企 业 分 支 机 构 不 得 以 自己 的 名 义 承 接 工 程 造价 业务 、 订 立 工 程 造价 咨询 合同 、 出 具 工 程 造 
价 成 果 文 件 。 

65. 【答案 】ABD (参见 教材 P34) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 无 效 合 同 的 情形 : 一方 以 欺诈 、 胁 迫 的 手段 订立 合 
同 ， 损 害 国 家 利益 ; @) 恶 意 串 通 ， 损 害 国家 、 集 体 或 第 三 人 利益 ; @ 以 合法 形式 掩盖 非法 目 
的 ; 损害 社会 公共 利益 ; @ 违 反 法 律 、 行 政法 规 的 强制 性 规定 。 

66. 【答案 】ABDE (参见 教材 P51) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建设 工程 安全 生产 管理 条 例 。 施 工 企业 项 目 负 责 人 的 主要 职责 
有 : 对 建设 单位 的 安全 施工 负责 ， 落 实 安全 生产 责任 制度 、 安 全 生产 规章 制度 和 操作 规程 ， 
确保 安全 生产 费用 的 有 效 使 用 ， 根 据 工程 的 特点 组 织 制 定安 全 施工 措施 ， 消 除 安 全 事故 隐 
患 ， 及 时 、 如 实 报告 生产 安全 事故 。 

67. 【答案 】ACDE (参见 教材 P37) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 应 当先 履行 债务 的 当事人 ， 有 确切 证 据 证 明 对 方 有 下 列 
情形 之 一 的 ， 可 以 中 止 履行 : 中 经 营 状况 严重 恶化 ; @ 转 移 财 产 、 抽 和 逃 资金 ， 以 逃避 债务 ; 
@ 丧 失 商业 信誉 ; 虽 有 丧失 或 者 可 能 丧失 履行 债务 能 力 的 其 他 情形 。 

68. 【答案 】ABDE (参见 教材 P71) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 建 设 程序 。 工 程 项 目 竣工 验收 、 交 付 使 用 ， 应 达到 下 列 
标准 : 中 生产 性 项 目 和 辅助 公用 设施 已 按 设计 要 求 建 完 ， 能 满足 生产 要 求 ; @ 主 要 工艺 设备 
已 安装 配套 ， 经 联动 负荷 试车 合格 ， 形 成 生产 能 力 ， 能 够 生产 出 设计 文件 规定 的 产品 ; @ 职 
工 和 宿舍 和 其 他 必要 的 生产 福利 设施 ， 能 适应 投产 初期 的 需要 ; 由 生产 准备 工作 能 适应 投产 初 
期 的 需要 ; 人 环境 保 护 设施 、 劳 动 安全 卫生 设施 、 消 防 设 施 已 按 设计 要 求 与 主体 工程 同时 建 
成 使 用 。 

69. 【答案 】ACD (参见 教材 P128 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 网 络 计划 时 间 参 数 的 计算 。 

总 时 差 = 工作 的 最 迟 开始 时 间 - 工作 的 最 早 开始 时 间 = 工作 的 最 迟 完成 时 间 -工作 的 最 
述 开 始 时 间 

1 一 3 的 总 时 差 为 : 1 -0 =1 

2 一 5 的 总 时 差 为 : 5 -4 =1 

2 一 6 的 总 时 差 为 : 6 -4 =2 

4 一 7 的 总 时 差 为 : 15 -11 =4 

自由 时 差 = 本 工作 紧 后 工作 的 最 早 开 始 时 间 的 最 小 值 -本 工作 的 最 早 完 成 时 间 = 工作 紧 
后 工作 的 最 早 开始 时 间 的 最 小 值 -本 工作 的 最 早 开始 时 间 -本 工作 的 持续 时 间 

2 一 5 的 自由 时 差 = min110,11} -4 -6=10-4-6=0 

总 时 差 为 0 的 工作 为 关键 工作 

5 一 7 的 总 时 差 为 12 - 10 =2， 所 以 不 是 关键 工作 

70. 【答案 】BDE (参见 教材 P80 ~ P81) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 发 承包 模式 。CM 承包 模式 采用 快速 路 径 法 施工 。 代 理 
型 的 CM 单位 不 负责 工程 分 包 的 发 包 ， 与 分 包 商 的 合同 由 业主 直接 签订 。 而 非 代理 型 的 CM 
单位 直接 与 分 包 商 签订 分 包 合同 。 由 于 代理 型 合同 是 业主 与 分 包 商 直接 签订 ， 所 以 采用 简单 
































模拟 试卷 四 答案 及 解析 73 





























的 成 本 加 酬金 合同 形式 。 而 非 代 理 型 合同 则 采用 保证 最 大 工程 费用 (GMP) 加 酬金 的 合同 
形式 。 

71. 【答案 】ACE (参见 教材 P119 ~ P120 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 网 络 图 的 绘制 。 双 代号 网 络 图 绘图 规则 ， 中 网 络 图 必须 按照 已 定 
的 逻辑 关系 绘制 ; @ 网 络 图 中 严禁 出 现 循环 回路 ; 人 网 络 图 中 的 箭 线 (包括 虚 箭 线 ， 以 下 
同 ) 应 保持 自 左 向 右 的 方向 ， 不 应 出 现 箭 头 指 回 左 方 的 水 平 箭 线 和 箭头 偏向 左 方 的 斜 向 箭 
线 ; 由 网 络 图 中 严禁 出 现 双向 箭头 和 无 箭头 的 连 线 ; @@ 网 络 图 中 严禁 出 现 没 有 箭 尾 节点 的 箭 
线 和 没有 箭头 节点 的 箭 线 ; 人 @@ 严 禁 在 箭 线 上 引入 或 引出 箭 线 。 但 当 网 络 图 的 起 点 节点 有 多 条 
箭 线 引 出 〈 外 向 箭 线 ) 或 终点 节点 有 多 条 箭 线 引入 内 向 箭 线 ) 时 ， 为 使 图 形 简洁 ， 可 用 
母线 法 绘图 ; CO 应 尽量 避免 网 络 图 中 工作 箭 线 的 交叉 。 当 交叉 不 可 避免 时 ， 可 以 采用 过 桥 法 
或 指向 法 处 理 ; @@ 网 络 图 中 应 只 有 一 个 起 点 节点 和 一 个 终点 节点 。 除 网 络 图 的 起 点 节点 和 终 
点 节点 外 ， 不 允许 出 现 没有 外 向 箭 线 的 节点 和 没有 内 向 箭 线 的 节点 。 

72. 【答案 】ADE (参见 教材 P182 ~ P185) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 经 济 效果 评价 方法 。 对 于 计算 期 相同 的 互 斥 方案 ， 可 采用 的 
经 济 效果 动态 评价 方法 有 增 量 投资 内 部 收益 率 法 、 净 现 值 法 、 净 年 值 法 ; 可 采用 的 经 
济 效果 静态 评价 方法 有 增 量 投资 收益 率 法 、 增 量 投 资 回收 期 法 、 年 折算 费用 、 综 合 总 
费用 等 。 

73. 【答案 】ACDE (参见 教材 P202) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 价值 工程 方法 。 价 值 工程 研究 对 象 的 功能 量化 方法 有 理论 计算 
法 、 技 术 测 定 法 、 统 计 分 析 法 、 类 比 类 推 法 、 德 尔 非法 等 ， 可 根据 具体 情况 灵活 选用 。 

74. 【答案 】ABDE ( 参见 教材 P217) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 寿命 周期 成 本 分 析 方 法 。 工 程 寿命 周期 成 本 的 常用 估算 方法 
有 类 比 估算 法 、 参 数 估 算法、 费用 模型 佑 算法、 费用 项 目 分 别 佑 算法。 

75. 【答案 】AB (参见 教材 P249) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 项 目 融 资 的 主要 方式 。BOT 融资 方式 需要 政府 参与 的 是 决策 和 
设计 。 

76. 【答案 】ABCD ( 参见 教材 P287) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 报表 的 编制 。 工 程 项 目 投资 方案 现金 流量 表 由 
现金 流入 、 现 金 流 出 和 净 现 金 流 量 构成 ， 主 要 有 投资 现金 流量 表 、 资 本 金 现 金 流量 表 、 投 资 
各 方 现金 流量 表 和 财务 计划 现金 流量 表 。 

77. 【答案 】ABCD (参见 教材 P306) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 施工 招标 策划 。 划 分 施工 标 段 时 ， 应 考虑 的 因素 包括 : 工程 特 
点 、 对 工程 造价 的 影响 、 承 包 单位 专长 的 发 挥 、 工 地 管理 、 其 他 因素 (如 建设 资金 、 设 计 
图 样 供 应 ) 等 。 选 项 D 属于 其 他 因素 。 

78. 【答案 】BCD (参见 教材 P316 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 合同 示范 文本 。 预 付款 的 抵 扣 方式 、 抵 扣 比 例 和 抵 扣 时 间 安 
排 , 在 专用 条 款 中 约定 。 

79. 【答案 】ADE (参见 教材 P334) 

【解析 】 本题 考查 的 是 资金 使 用 计划 的 编制 。 建 筑 安装 工程 费用 中 的 人 工 费 、 材 料 费 、 
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施工 机 具 使 用 费 等 直接 费 ， 可 直接 分 解 到 各 工程 分 项 。 而 企业 管理 费 、 利 润 、 规 费 、 税 金 则 
不 宜 直 接 进行 分 解 。 
80. 【答案 】ACE (参见 教材 P342) 
【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 成 本 管理 。 进 行 施工 成 本 分 析 时 ， 比 较 法 的 应 用 ， 通常 有 下 
列 形式 : 中 将 本 期 实际 指标 与 目标 指标 对 比 ; @ 本 期 实际 指标 与 上 期 实际 指标 对 比 ; @ 本 期 
实际 指标 与 本 行业 平均 水 平 、 先 进 水 平 对 比 。 











模拟 试卷 五 


题 意 ) 
1. 施工 图 预算 是 在 ( ) 阶段 编制 的 。 
A. 初步 设计 B. 技术 设计 C. 施工 图 设计 D. 招 投标 


2. 某 项 目 中 建筑 安装 工程 费用 为 560 万 元 ， 设 备 工 器 具 购 置 费 为 330 万 元 ， 工 程 建设 
其 他 费用 为 133 万 元 ， 基 本 预备 费 102 万 元 ， 涨 价 预 备 费 55 万 元 ， 建 设 期 贷款 利息 59 万 





元 ， 则 静态 投资 为 ( ) 万 元 。 
A. 1023 B. 1125 C. 1180 D. 1239 
3. 在 工程 设计 阶段 应 编制 ( ) 。 
A. 工程 概算 B. 投资 估算 C. 工程 量 清单 D. 竣工 决算 
4. 根据 我 国 现行 规定 ， 造 价 工程 师 的 执业 范围 不 包括 ( ) 。 


A. 工程 结算 和 竣工 决算 的 审核 

B. 工程 投标 报价 的 编制 

C. 工程 变更 和 合同 价款 的 审批 

D. 建设 项 目 建议 书 的 编制 

5. 申请 甲 级 资质 的 企业 ,最终 由 国务 院 建设 主管 部 门 自 受理 之 日 起 ( ) 日 内 作出 
是 否 给 予 审批 的 决定 。 


A. 10 B. 20 C. 30 D. 40 
6. 作为 英国 的 主要 合同 体系 之 一 的 ( 。”) ， 主 要 通用 于 房屋 建筑 工程 。 
A. AIA B. JCT C. ICE D. ACA 


7. 《合同 法 》 规定 ， 履 行 地 点 不 明确 ， 给 付 货币 的 ， 且 通过 补充 协议 等 方式 仍 不 能 
定 的 ， 应 在 ( ) 履行 。 


A. 接受 货币 方 所 在 地 B. 合同 订立 地 

C. 给 付 货币 方 所 在 地 D. 合同 履行 地 

8. 《合同 法 》 规定 ， 执 行政 府 定价 或 政府 指导 价 的 ， 在 合同 履行 中 ， 需 要 按 原价 格 执 
行 的 情形 是 ( ) 。 


A. 逾期 付款 的 ， 遇 价格 上 涨 时 

B. 和 逾期 交付 标的 物 的 ， 遇 价格 下 降 时 

C. 逾期 提取 标的 物 的 ， 遇 价格 上 涨 时 

D. 逾期 交付 标的 物 的 ， 遇 价格 上 涨 时 

9. 根据 《建筑 法 》， 关 于 建筑 工程 由 多 个 承包 单位 联合 共同 承包 的 ， 下 列 说 法 错误 的 
( ) 。 

A. 可 以 由 两 个 以 上 的 承包 单位 联合 共同 承包 


冯 
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B. 按照 资质 等 级 低 的 单位 的 业务 许可 范围 承揽 工程 

C. 由 承包 各 方 承担 主 次 责任 

D. 共同 投标 协议 中 明确 了 各 方 的 责任 

10. 根据 《建设 工程 质量 管理 条 例 》， ( ) 应 当 在 领取 施工 许可 证 或 者 是 开工 报告 
之 前 ， 按 照 国 家 有 关 规 定 办 理工 程 质量 监督 手续 。 

A. 建设 单位 B. 设计 单位 C. 监理 单位 D. 施工 单位 

11. 根据 工程 承包 相关 法 律 规 定 ， 建 筑 业 企业 ( ) 承揽 工程 。 

A. 可 以 超越 本 企业 资质 等 级 许可 的 业务 范围 

B. 可 以 另 一 个 建筑 施工 企业 的 名 义 

C. 只 能 在 本 企业 资质 等 级 许可 的 业务 范围 内 

D. 可 允许 其 他 单位 或 者 个 人 使 用 本 企业 的 资质 证 书 

12. 根据 《建设 工程 安全 生产 管理 条 例 》 的 规定 ， 施 工 单位 应 当 对 管理 人 员 和 作业 人 员 
每 年 至 少 进行 ( ) 次 安全 生产 教育 培训 ， 其 教育 培训 情况 记 入 个 人 工作 档案 。 








A. 2 B. 1 C. 3 D. 5 
13. 某 工程 投标 总 价 为 5000 万 元 ， 则 投标 保证 金 最 高 不 得 超过 ( ) 。 
A. 20 万 元 B. 50 万 元 C. 80 万 元 D. 100 万 元 


14. 某 承 诺 文 件 超过 要 约 规定 时 间 工 天 到 达 要 约 人 人， 按照 邮 寡 文件 收 函 邮局 戳记 标明 的 
时 间 ， 受 要 约 人 是 在 要 求 的 时 间 投 递 ， 由 于 邮局 错 递 而 延误 了 到 达 时 间 ， 对 此 情况 ， 该 承诺 
文件 应 ( ) 。 

A. 因 人 迟到 而 自然 无 效 

B. 必须 经 要 约 人 发 出 接受 通知 后 有 效 

C. 必须 经 要 约 人 发 出 拒绝 通知 后 才 无 效 

D. 因 非 受 要 约 人 原因 的 迟到 ， 要 约 人 必须 接受 该 承诺 

15. 根据 我 国 《合同 法 》 的 规定 ， 对 于 无 效 合 同 或 者 被 撤销 的 合同 ， 其 中 仍 具有 法 律 效 
力 的 是 独立 存在 的 有 关 【( ) 的 条 款 。 











A. 违约 责任 B. 履行 期 限 和 地 点 “C. 解决 争议 方式 D. 质量 保修 范围 

16. 根据 《建筑 工程 质量 管理 条 例 》， 对 涉及 ( ) 的 装修 工程 ， 建 设 单位 应 委托 原 
设计 单位 或 具有 相应 资质 等 级 的 设计 单位 提出 设计 方案 。 

A. 增加 工程 造价 总 额 B. 建筑 主体 和 承重 结构 变动 

C. 增加 工程 内 部 装修 D. 改变 建筑 工程 局 部 使 用 功能 

17. 建设 单位 应 当 自 建 设 竣 工 验收 合格 之 日 起 ( ) 日 内 ， 将 竣工 验收 报告 和 规划 、 
公安 消防 、 环 保 等 部 门 出 具 的 认可 文件 或 者 准许 使 用 文件 报 建设 行政 主管 部 门 或 者 其 他 有 关 
部 门 备案 。 

A. 10 B. 15 C. 30 D. 60 


18. 在 下 列 关 于 开标 的 有 关 规 定 中 ， 正 确 的 是 ( ) 。 
A. 开标 过 程 应 当 记 录 、 并 存档 备查 
B. 开标 应 由 公正 机 构 主持 

C. 开标 地 点 由 招标 人 提前 公示 

D. 开标 应 在 投标 文件 截止 时 间 之 后 尽快 进行 
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19. 投资 主要 由 政府 用 财政 资金 安排 的 项 目 是 ( ) 。 


A. 基础 性 项 目 B. 公益 性 项 目 C. 苑 争 性 项 目 D. 改建 项 目 
20. 建设 单位 在 办 理工 程 质量 监督 注册 手续 时 ， 需 提供 ( ) 。 
A. 投标 文件 B. 专项 施工 方案 ”CC. 施工 组 织 设 计 D. 施工 图 设计 文件 


21. 某 双 代 号 网 络 计划 中 ， 工 作 N 两 端 节 点 的 最 早 时 间 和 最 迟 时 间 如 下 图 所 示 ， 则 工作 
NN 自由 时 差 为 ( ) 。 





213 79 
@— © 
A.1 B. 2 C. 3 D. 0 
22. 某 双 代 号 网 络 计划 如 下 图 所 示 ， 其 中 关键 线路 有 ( ” ) 条 。 
9 -全 3 





q 3 -9 6 -0 2 -9 


-0 -@ 
4 











5 4 
A. 2 B. 3 CG, 
23. 工程 网 络 计 划 费 用 优化 的 目的 是 为 了 ( ) 。 
A. 按 要 求 工期 寻求 最 低 成 本 的 计划 安排 
B. 工期 固定 条 件 下 的 工程 费用 均衡 安排 
C. 工程 总 成 本 固定 条 件 下 的 最 短工 期 安排 
D. 工期 最 短 条 件 下 的 最 低 工程 总 成 本 安排 








24. ( ) 是 进行 风险 分 析 与 评估 的 重要 基础 。 

A， 风险 概率 分 布 B. 风险 损失 预测 
C. 风险 识别 的 成 果 D. 风险 等 级 划分 
25. 通常 情况 下 ， 利 率 的 最 高 界限 是 ( ) 。 

A. 社会 最 大 利润 率 B. 社会 平均 利润 率 
C. 社会 最 大 利税 率 D. 社会 平均 利税 率 
26. 下 列 方法 中 ， 可 用 于 建设 工程 风险 分 析 与 评价 的 是 ( ) 。 
A. 头脑 风暴 法 B. 流程 图 法 

C. 计划 评审 技术 法 D. 财务 报表 法 


27. 根据 《国务 院 关于 投资 体制 改革 的 决定 》， 对 于 企业 不 使 用 政府 资金 投资 建设 的 项 








目 ， 区 别 不 同情 况 实 行 ( ) 。 
A. 专家 评议 制 或 政府 审批 制 B. 核准 制 或 登记 备案 制 
C. 政府 审核 制 或 核准 制 D. 政府 审批 制 或 登记 备案 制 
28. 项 目 管理 实施 规划 应 在 开工 之 前 由 ( ) 主持 编制 。 


A. 施工 单位 技术 负责 人 
B. 施工 项 目 经 理 部 技术 负责 人 
C. 施工 单位 法 定 代 表 人 
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D. 施工 项 目 经 理 
29. 在 某 工程 双 代 号 网 络 计划 中 ， 工 作 M 的 最 早 开 始 时 间 和 最 迟 开始 时 间 分 别 为 第 15 


天 和 第 18 天 ， 其 持续 时 间 为 7 天 。 该 工作 有 两 项 紧 后 工作 ， 它 们 的 最 早 开 始 时 间 分 别 为 第 
24 天 和 第 26 天 ， 则 工作 M 的 总 时 差 和 自由 时 差分 别 为 ( ) :天 3 


by 


A. 分 别 为 4 和 0 B. 均 为 3 C. 分 别 为 3 和 2 D. 均 为 2 

30. 工程 项 目 风 险 识 别 的 最 主要 成 果 是 ( ) 。 

A. 风险 事件 发 生 的 概率 

B. 风险 清单 

C. 风险 事故 引发 后 果 的 严重 程度 

D. 风险 等 级 

31. 投资 方案 经 济 评价 中 的 基准 收益 率 是 指 投资 资金 应 当 获 得 的 ( ) 盈利 率 水 平 。 
A. 最 低 B. 最 高 C. 平均 D. 组 合 

32. 盈亏 平衡 点 反映 了 项 目 对 市 场 变化 的 适应 能 力 和 抗 风 险 能 力 ， 项 目的 盈亏 平衡 点 越 
其 

A 

B 

C 

D 

33 





) 。 

. 适应 市 场 变 化 的 能 力 越 弱 ， 抗 风险 能 力 越 弱 

. 适应 市 场 变 化 的 能 力 越 弱 ， 抗 风险 能 力 越 强 

. 适应 市 场 变 化 的 能 力 越 强 ， 抗 风险 能 力 越 弱 

. 适应 市 场 变 化 的 能 力 越 强 ， 抗 风险 能 力 越 强 

.人 ) 是 通过 比较 各 个 对 象 之 间 的 功能 水 平 位 次 和 成 本 位 次 ， 寻 找 价值 较 低 对 
并 作为 价值 工程 研究 对 象 。 
A. 因素 分 析 法 B. 百分比 分 析 法 C. 强制 确定 法 D. 价值 指数 法 
34. 在 投资 方案 评价 中 ， 投 资 回收 期 只 能 作为 辅助 评价 指标 的 主要 原因 是 ( )o 
A. 只 考虑 投资 回收 前 的 效果 ， 不 能 准确 反映 投资 方案 在 整个 计算 期 内 的 经 济 效 果 
B. 忽视 资金 具有 时 间 价 值 的 重要 性 ， 在 回收 期 内 未 能 考虑 投资 收益 的 时 间 点 
C. 只 考虑 投资 回收 的 时 间 点 ， 不 能 系统 反映 投资 回收 之 前 的 现金 流量 
D. 基准 投资 回收 期 的 确定 比较 困难 ， 从 而 使 方案 选择 的 评价 准则 不 可 靠 
35. 某 建设 项 目 期 初 一 次 投资 200 万 元 ， 每 年 的 净 现 金 流 量 为 44 万 元 ， 项 目 寿 命 期 10 
已 知 (P/A, 17%, 10) =4.659，(P/A，18%，10) =4.494， 则 该 建设 项 目的 IRR 为 
)o 

















A. 17.69% B. 17.31% C. 17.51% D. 17.49% 
36. 从 开发 到 系统 设置 完成 这 段 时 间 与 设置 费 之 间 的 权衡 时 ， 可 以 运用 的 是 ( 。” )。 
A. 计划 评审 技术 B. 费用 项 目 分 别 估 算法 

C. 工作 结构 分 解法 D. 关键 线路 法 


37. 关于 项 目 资 本 金 的 说 法 ， 正 确 的 是 ( ) 。 
A. 项 目 资 本 金 是 非 债务 性 资金 








B. 项 目 法 人 要 承担 项 目 资本 金 的 部 分 债务 

C. 投资 者 不 可 转让 项 目 资本 金 

D. 投资 者 可 抽 回 项 目 资 本 金 

38. 甲 施工 企业 从 银行 贷款 5000 万 元 ， 年 利息 200 万 元 ， 手 续费 等 筹资 费用 50 万 元 ， 
回 各 旦 加 
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企业 所 得 税率 25 % ， 该 项 借款 的 资金 成 本 率 为 ( ) 。 





A. 3.03% B. 9.00% C. 11.25% D. 12.00% 
39. 项 目 资金 结构 中 ， 如 果 项 目 资本 金 比例 越 高 ， 则 对 项 目的 影响 错误 的 是 ( ) 。 
A. 财务 杠杆 作用 下 滑 B. 负债 融资 成 本 提高 

C. 贷款 的 利率 降低 D. 风险 过 于 集中 

40. 与 其 他 融资 过 程 相 比 ， 项 目 融资 是 通过 ( ) 安排 融资 。 

A. 预期 现金 流 和 预期 收益 B. 项 目 投资 者 的 资信 

C. 项 目 第 三 方 担保 D. 发 起 人 的 资信 


41. 根据 现行 税收 规定 ， 下 列 有 关 施 工 企业 营业 税 的 表述 中 不 正确 的 是 ( ) 。 

A. 施工 企业 从 事 安装 工程 作业 ， 无 论 与 对 方 如 何 结算 ,其 营业 额 均 不 包括 设备 价款 
在 内 

B. 施工 企业 从 事 装 饰 工程 作业 ， 无 论 与 对 方 如 何 结算 ， 其 营业 额 均 应 包括 工程 所 用 原 
材料 及 其 他 物资 的 价款 在 内 

C. 施工 企业 从 事 建 筑 工 程 作业 ， 无 论 与 对 方 如 何 结算 ,其 营业 和 额 均 应 包括 工程 所 用 原 
材料 及 其 他 物资 的 价款 在 内 

D. 施工 企业 作为 工程 总 承包 人 将 工程 分 包 给 他 人 的 ， 应 以 工程 费 总 额 减 去 付 给 分 包 人 
的 款 后 余额 作为 计 税 营业 额 

42. 下 列 情形 中 属于 建筑 工程 一 切 险 的 保险 项 目 中 第 三 者 责任 保险 责任 范围 的 是 ( ) 。 

A. 工程 所 有 人 的 人 喘 伤亡 或 疾病 

B. 领 有 公共 运输 行使 执照 的 车 辆 的 事故 

C. 被 保险 人 及 其 代表 的 故意 行为 或 重大 过 失 行 为 引起 的 损失 

D. 在 保险 期 内 ,发生 与 承包 工程 直接 相关 的 意外 事故 引起 工地 内 的 第 三 者 财产 损失 

43. 某 企 业 为 筹集 资金 ， 发 行 500 万 元 普通 股 股票 ， 每 股 正常 市 价 为 50 元 ， 预 计 第 一 年 发 
放 股 利 1.5 元 ， 估 计 股 利 年 增长 率 为 10%， 筹 资费 用 率 为 股票 市 价 的 8%; 发 行 300 万 元 优先 
股 股 票 ， 筹 资费 用 率 为 4%， 股 息 年 利率 为 12%。 则 该 企业 的 加 权 平 均 资 金成 本 率 为 ( ) 。 











A. 10.96% B. 12.38% C. 12.79% D. 12.98% 

44. 某 施工 企业 本 年 度 工程 价款 收入 150 万 元 ， 设 备 租赁 收入 20 万 元 。 则 该 企业 本 年 
度 应 缴纳 的 营业 税 为 ( ) 。 

A. 5.1 万 元 B. 4.5 万 元 C. 5.5 万 元 D. 4. 64 万 元 

45. 下 列 关 于 建筑 意外 伤害 保险 的 表述 正确 的 是 ( ) 。 


A. 建筑 意外 伤害 保险 以 企业 为 单位 进行 投保 

B. 建筑 意外 伤害 保险 投保 应 实行 不 记名 方式 

C. 已 在 企业 所 在 地 参加 工伤 保险 的 人 员 ， 从 事 现 场 施工 作业 时 不 可 以 参加 建筑 意外 伤 
害 保险 

D. 建筑 意外 伤害 保险 费 率 实行 定额 费 率 

46. 对 于 效益 难于 货币 化 的 工程 项 目 ， 进 行经 济 分 析 时 应 采用 ( ) 。 

















A. 经 济 费 用 效益 分 析 方 法 B. 费用 效果 分 析 方 法 
C. 定性 经 济 费用 效益 分 析 D. 社会 经 济 费用 效益 分 析 


47. 某 项 目 在 经 营 年 度 外 购 原 材料 、 燃 料 和 动力 费 为 1500 万 元 ， 工 资 及 福利 费 为 500 
RN 
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万 元 ， 修 理 费 为 50 万 元 ， 其 他 费用 为 40 万 元 ， 折 旧 费 50 万 元 ， 摊 销 费 40 万 元 ， 财 务 费 用 


40 万 元 ， 则 该 项 目 年 度 经 营 成 本 为 ( 。””) 万 元 。 
A. 1600 B. 1640 C. 1650 D. 2090 
48. 下 列 审查 方法 中 ， 不 属于 项 目 设计 概算 审查 方法 的 是 (  )。 
A. 对 比分 析 法 B. 综合 分 析 法 C. 查询 核实 法 D. 联合 会 审 法 





49. 根据 《施工 合同 示范 文本 》， 工 程 施工 中 ， 承 包 人 更 换 项 目 经 理应 事先 得 到 发 包 人 
的 同意 ， 并 应 在 ( ) 天 前 通知 发 包 人 和 监理 人 。 

A. 7 B. 21 C. 14 D. 28 

50. 投标 人 投标 时 在 不 影响 工程 总 报价 的 前 提 下 ， 通 过 调整 内 部 各 个 项 目的 报价 ， 以 达到 
既 不 提高 总 报价 、 不 影响 中 标 ， 又 能 在 结算 时 得 到 更 理想 的 经 济 效益 ， 这 种 报价 方法 
是 ( ) 。 

A. 不 平衡 报价 法  B. 多 方案 报价 法 C. 无 利润 报价 法 D. 突然 降价 法 

51. 在 投资 方案 经 济 效果 分 析 中 通常 只 考虑 ( ) 。 
































A. 汇兑 损失 B. 汇兑 收益 C. 利息 支出 D. 相关 手续 费 
52. 审查 施工 图 预算 ， 应 首先 从 审查 ( ) 开始 。 

A. 定额 使 用 B. 工程 量 

C. 设备 材料 价格 D. 人 工 、 机 械 使 用 价格 

53. 下 列 不 同 计价 方式 的 合同 中 ， 施 工 承 包 单位 承担 风险 相对 较 小 的 是 ( ) 。 
A. 成 本 加 固定 酬金 合同 B. 成 本 加 浮动 酬金 合同 

C. 单价 合 后 D. 总 价 合 后 


54. 根据 《标准 施工 招标 文件 》， 由 发 包 人 提供 的 材料 由 于 发 包 人 原因 发 生 交 货 日 期 延 
误 的 ， 发 包 人 应 承担 的 责任 是 ( ) 。 

A. 由 此 增加 的 费用 、 工 期 延误 

B. 工期 延误 ， 但 不 考虑 费用 和 利润 的 增加 

C. 由 此 增加 的 费用 和 合理 利润 ， 但 不 考虑 工期 延误 

D. 由 此 增加 的 费用 、 工 期 延误 ， 以 及 承包 商 合理 利润 

55. 根据 《建设 项 目 工 程 总 承包 合同 (示范 文本 )》， 一 方 收 到 另 一 方 通知 后 ( ) 
日 内 不 予 确认 ， 也 未 能 提出 修改 意见 的 ， 视 为 已 经 同意 该 项 价格 的 调整 。 

A. 10 B. 14 C. 15 D. 18 

56. 投资 方案 经 济 效果 评价 中 的 总 投资 是 由 ( ) 组 成 。 

A. 建设 投资 、 流 动 资金 之 和 

B. 建设 投资 、 建 设 期 利息 和 流动 资金 之 和 

C. 建设 投资 、 铺 底 流动 资金 之 和 

D. 建设 投资 、 建 设 期 利息 和 铺底 流动 资金 之 和 

57. 根据 《标准 施工 招标 文件 》 的 相关 规定 ， 适 用 于 ( ) 工程 施工 招标 。 
. 设计 和 施工 不 是 由 同一 承包 商 承 担 的 
. 设计 和 施工 由 同一 承包 商 承担 的 
. 采购 和 施工 不 是 由 同一 承包 商 承担 的 
. 采购 和 施工 由 同一 承包 商 承 担 的 











= 
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58. 根据 相关 规定 ， 下 列 关 于 评 标 委员 会 的 说 法 中 ， 错 误 的 是 ( ) 。 

A. 评 标 委员 会 由 招标 单位 代表 及 有 关 技 术 、 经 济 等 方面 的 专家 组 成 

B. 评 标 委员 会 成 员 应 为 5 人 以 上 单数 

C. 评 标 委 员 会 成 员 中 ， 技 术 、 经 济 等 方面 的 专家 不 得 少 于 成 员 总 数 的 2/3 

D. 评 标 委员 会 的 负责 人 应 当 由 招标 单位 确定 

59. 在 下 列 固定 资产 折旧 方法 中 ， 每 年 折旧 额 均 相 等 的 是 ( ) 。 

A. 平均 年 限 法 B. 年 数 总 和 法 C. 行驶 里 程 计算 法 。 D. 工作 量 法 

60. 在 施工 合同 履行 过 程 中 ， 因 下 列 原因 引起 的 施工 期 限 延 长 ， 施 工 单位 不 能 据 以 提出 


工程 延期 索赔 的 是 ( ) 。 
A. 建设 单位 未 及 时 交付 设计 图 样 B. 因 发 生地 震 而 无 法 施工 
C. 施工 中 发 生 安全 事故 D. 建设 单位 指令 暂停 施工 


二 、 多 项 选择 题 ( 共 20 题 ， 每 题 2 分 。 每 题 的 备 选项 中 ， 有 2 个 或 2 个 以 上 选项 符 
合 题 意 ， 至 少 有 1 个 错 项 。 错 选 ， 本 题 不 得 分 ; 少 选 ， 所 选 的 每 个 选项 得 0. 5 分 ) 
61. 建设 工程 全 面 造价 管理 包括 ( ) 。 


A. 全 生命 期 造价 管理 B. 全 内 容 造价 管理 
C. 全 过 程 造价 管理 D. 全 要 素 造价 管理 


E. 全 员 造 价 管理 

62. 根据 《工程 造价 咨询 企业 管理 办 法 》， 下 列 要 求 中 ， 属 于 甲 级 工程 造价 咨询 企业 资 
质 标准 的 有 ( ) 。 

A. 已 取得 乙 级 工程 造价 咨询 企业 资质 证 书 满 3 年 

B. 技术 负责 人 从 事 工程 造价 专业 工作 10 年 以 上 

C. 专职 从 事 工程 造价 专业 工作 的 人 员 不 少 于 16 人 

D. 近 3 年 工程 造价 咨询 营业 收入 累计 不 低 于 500 万 元 

E. 人 均 办 公 建 筑 面积 不 少 于 10m? 








63. 按 现行 规定 ， 造 价 工程 师 申 请 延续 注册 的 ， 应 提交 的 资料 包括 ( ) 。 
A. 执业 资格 证 件 和 身份 证 复印 件 B. 延续 注册 申请 表 

C. 前 一 个 注册 期 内 的 工作 业绩 证 明 D. 劳动 合同 复印 件 

E. 继续 教育 合格 证 明 

64. 编制 的 ENR 造价 指数 的 资料 来 源 于 ( ) 。 

A. 10 个 欧洲 城市 B，20 个 美国 城市 

C. 5 个 亚洲 城市 D. 2 个 加 拿 大 城市 

E. 2 个 澳洲 城市 

65. 根据 《建筑 法 》， 关 于 施工 单位 承揽 工程 的 说 法 ， 正 确 的 有 ( ) 。 
A. 允许 施工 企业 超越 本 企业 资质 等 级 许可 的 业务 范围 承揽 工程 

B. 施工 单位 不 得 以 其 他 施工 单位 的 名 义 承揽 工程 

C. 施工 单位 可 允许 个 人 以 本 单位 的 名 义 承揽 工程 

D. 施工 单位 不 得 转 包 所 承揽 的 工程 

E. 施工 单位 不 得 分 包 所 承揽 的 工程 
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66. 根据 《招标 投标 法 实施 条 例 》， 评 标 委员 会 应 当 否 决 投标 的 情形 有 ( ) 。 
. 投标 报价 高 于 工程 成 本 

. 投标 文件 未 经 投标 单位 盖 章 和 签字 

. 投标 报价 低 于 招标 控制 价 

. 投标 联合 体 没有 提交 共同 投标 协议 

. 投标 文件 没有 对 招标 文件 的 实质 性 要 求 作 出 响应 

. 施工 图 审查 机 构 对 施工 图 设计 文件 审查 的 内 容 有 ( ) 。 
. 勘察 设计 企业 和 注册 执业 人 员 以 及 相关 人 员 是 否 按 规定 在 施工 图 上 加 盖 相 应 的 图 章 


. 是 否 符合 工程 建设 强制 性 标准 

. 施工 图 预算 是 否 超过 批准 的 工程 概算 
. 地 基 基 础 和 主体 结构 的 安全 性 

. 危险 性 较 大 的 工程 是 否 有 专项 施工 方案 


下 列 关 于 CM 承包 模式 特点 的 说 法 ， 正 确 的 有 ( ) 。 


.CM 承包 模式 采用 快速 路 径 法 施工 
. 出 于 自愿 

. CM 合同 采用 成 本 加 酬金 的 计价 方式 
. 高 层 管理 的 参与 

. CM 单位 有 代理 型 和 非 代 理 型 两 种 














. 下列 关 于 双 代 号 时 标 网 络 计划 的 绘制 方法 的 说 法 中 ， 正 确 的 是 ( ) 。 


. 在 编制 时 标 网 络 计 划 时 应 使 每 一 个 节点 和 每 一 项 工作 (包括 虚 工 作 ) 尽量 向 左 靠 
. 在 编制 时 标 网 络 计 划 之 前 ， 应 先 按 已 经 确定 的 时 间 单 位 绘制 时 标 网 络 计 划 表 

. 按 工作 的 持续 时 间 绘 制 以 网 络 计 划 起 点 节点 为 开始 节点 的 工作 箭 线 
. 当 网 络 计划 的 规模 比较 大 ， 且 比较 复杂 时 ， 可 以 在 时 标 网 络 计划 表 的 顶部 和 底部 同 








时 标注 时 间 坐 标 。 必 要 时 ， 还 可 以 在 顶部 时 间 坐 标 之 上 或 底部 时 间 坐 标 之 下 同时 加 注 日 历 


时 间 。 


E. 除 网 络 计划 的 起 点 节点 外 ， 其 他 节点 必须 在 所 有 以 该 节点 为 完成 节点 的 工作 箭 线 均 


绘 出 后 ， 
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定位 在 这 些 工 作 箭 线 中 最 早 的 稍 线 始 端 
.在 工程 项 目 进度 控制 计划 系统 中 ， 由 建设 单位 负责 编制 的 总 进度 计划 表 包 括 ( 
工程 项 目 进度 平衡 表 B. 年 度 计 划 项 目 表 
投资 计划 年 度 分 配 表 D. 项 目 动用 前 准备 工作 计划 表 
工程 项 目 总 进度 计划 表 
. 关于 投标 回收 期 指标 优 缺 点 的 说 法 ， 正 确 的 有 ( ) 。 
计算 简便 , 但 其 包含 的 经 济 意义 不 明确 
不 能 全 面 反映 方案 整个 计算 期 内 的 现金 流量 
在 一 定 程度 上 显示 了 资本 的 周转 速度 
可 以 独立 用 于 投资 方案 的 选择 
可 以 独立 用 于 投资 项 目的 排队 
.使 用 功能 成 本 法 计算 价值 系数 了 >1， 说 明 ( ) 。 





) 。 
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A. 功能 现实 成 本 大 于 功能 评价 值 B. 功能 与 成 本 的 分 配 可 能 较 理 想 
C. 可 能 有 不 必要 的 功能 D. 可 能 应 该 提高 成 本 

E. 应 该 降低 现实 成 本 

73. 下 列 关 于 投资 方案 经 济 效果 评价 指标 的 说 法 中 ， 正 确 的 有 ( ) 。 


A. 投资 收益 率 在 一 定 程 度 上 反映 了 投资 效果 的 优 劣 
B. 投资 收益 率 不 适用 于 评价 投资 规模 较 大 的 项 目 
C. 净 现 值 能 够 反映 投资 方案 中 单位 投资 的 使 用 效率 
D 

E 

7 





. 净 现 值 和 内 部 收益 率 均 考虑 了 整个 计算 期 的 经 济 状况 
. 内 部 收益 率 不 能 直接 衡量 项 目 未 回收 投资 的 收益 率 
4. 投资 者 以 货币 方式 认 缴 的 项 目 资本 金 ， 根 据 有 关 规 定 ， 其 资金 来 源 包 括 ( ) 。 





A. 国有 企业 产权 转让 收入 B. 国家 批准 的 各 种 专项 建设 基金 
C. 通过 发 行 债券 筹集 资金 D. 社会 、 个 人 合法 所 有 的 资金 
E. 各 级 人 民政 府 的 财政 预算 内 资金 

75. 项 目 资本 金 可 以 用 货币 出 资 ， 也 可 以 用 ( ) 作价 出 资 。 

A. 实物 B. 工业 产权 

C. 非 专利 技术 D. 土地 使 用 权 

E. 土地 所 有 权 

76. 债务 融资 的 优点 有 ( )5 

A. 融资 速度 快 B. 融资 成 本 较 低 

C. 融资 风险 较 大 D. 还 本 付 息 压力 小 

E. 企业 控制 权 增 大 

77. 下 列 工程 项 目 中 ， 不 宜 采 用 固定 总 价 合同 的 有 ( ) 。 


A. 建设 规模 大 且 技 术 复杂 的 工程 项 目 

B. 施工 图 纸 和 工程 量 清 单 详细 而 明确 的 项 目 

C. 施工 中 有 较 大 部 分 采用 新 技术 ， 且 施工 单位 缺乏 经 验 的 项 目 
D 

E 

7 





. 施工 工期 紧 的 紧急 工程 项 目 
. 承包 风险 不 大 ， 各 项 费用 易于 准确 估算 的 项 目 


8. 工程 项 目 多 方案 比 选 主 要 包括 ( ) 。 

A. 工艺 方案 比 选 B. 规模 方案 比 选 

C. 选 址 方案 比 选 D. 污染 防治 措施 方案 比 选 
E. 工程 实施 方案 比 选 

79. 对 工程 项 目 施工 图 预算 的 审查 内 容 包括 ( ) 。 


A. 工程 量 的 审查 B. 定额 使 用 的 审查 
C. 设备 材料 及 人 工 、 机 械 价格 的 审查 D. 相关 费用 的 审查 
E 
8 








. 工程 环境 影响 程度 的 审查 





0.， 按 现行 财务 制度 规定 ， 施 工 承包 单位 对 施工 机 械 计 提 折 旧 一 般 应 采用 ( ) 。 
A. 双 倍 余额 递减 法 B. 平均 年 限 法 

C. 年 数 总 和 法 D. 直线 法 

E. 工作 量 法 
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一 、 单 项 选择 题 

1. 【答案 】C (参见 教材 P2) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 及 其 计价 特征 。 施 工 图 预算 是 指 在 施工 图 设计 阶段 ， 根 
据 施工 图 样 ， 通 过 编制 预算 文件 、 预 先 测 算 和 确定 的 工程 造价 。 

2. 【答案 】B (参见 教材 P3 ) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 工程 造价 相关 概念 。 静 态 投资 包括 建筑 安装 工程 费 、 设 备 和 工 器 
具 购 置 费 、 工 程 建设 其 他 费用 、 基 本 预备 费 ， 以 及 因 工 程 量 误差 而 引起 的 工程 造价 的 增 减 
等 。560 +330 +133 + 102 =1125 (万 元 ) 。 

3. 【答案 】A (参见 教材 P6) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 管理 的 主要 内 容 及 原则 。 工 程 设计 阶段 : 在 限额 设计 、 
优化 设计 方案 的 基础 上 编制 和 审核 工程 概算 、 施 工 图 预算 。 

4. 【答案 】C (参见 教材 P12) 

【解析 】 本题 考查 的 是 造价 工程 师 管理 制度 。 凡 是 与 工程 造价 的 确定 及 控制 有 关 的 工作 
都 是 造价 工程 师 的 执业 范围 。 注 册 造 价 工程 师 的 执业 范围 : 中 建设 项 目 建议 书 、 可 行 性 研究 
投资 估算 的 编制 和 审核 ， 项 目 经 济 评价 ， 工 程 概算 、 预 算 、 结 算 ， 竣 工 结 ( 决 ) 算 的 编制 
和 审核 。@ 工 程 量 清单 、 标 底 (或 者 控制 价 ) 、 投 标 报价 的 编制 与 审核 ， 工 程 合同 价款 的 签 
订 及 变更 、 调 整 ， 工 程 款 支付 与 工程 索赔 费用 的 计算 ; @ 建 设 项 目 管理 过 程 中 设计 方案 的 优 
化 、 限 额 设 计 等 工程 造价 分 析 与 控制 ， 工 程 保险 理赔 的 核查 ，@ 工 程 经济 纠 纷 的 鉴定 。 

5. 【答案 】B (参见 教材 P17) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 造价 咨询 企业 资质 管理 。 申 请 甲 级 资质 的 人 企业， 最终 由 国务 
院 建设 主管 部 门 自 受 理 之 日 起 20 日 内 作出 是 否 给 予 审批 的 决定 。 

6. 【答案 】B (参见 教材 P26) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 发 达 国 家 和 地 区 的 工程 造价 管理 。JCT 是 英国 的 主要 合同 体系 之 
一 ， 主 要 通用 于 房屋 建筑 工程 。 

7. 【答案 】A (参见 教材 P36) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 合同 法 。 履 行 地 点 不 明确 ， 给 付 货币 的 ， 在 接受 货币 一 方 所 在 地 
履行 ; 交付 不 动产 的 ， 在 不 动产 所 在 地 履行 ;其 他 标的 ， 在 履行 义务 一 方 所 在 地 履行 。 

8. 【答案 】D (参见 教材 P36) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 和 逾期 交付 标的 物 的 ， 遇 价格 上 涨 时 ， 按 照 原 价格 执行 ; 
价格 下 降 时 ， 按 照 新 价格 执行 。 逾 期 提取 标的 物 或 者 逾期 付款 的 ， 遇 价格 上 涨 时 ， 按 照 新 价 
格 执行 ;价格 下 降 时 ， 按 照 原价 格 执行 。 

9. 【答案 】C (参见 教材 P44) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建筑 法 。 共 同 承 包 的 各 方 对 承包 合同 的 履行 承担 连带 责任 。 
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10. 【答案 】A (参见 教材 P46) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建设 工程 质量 管理 条 例 。 建 设 单位 在 领取 施工 许可 证 或 者 开工 报 
告 前 ， 应 当 按照 国家 有 关 规 定 办 理工 程 质量 监督 手续 。 

11. 【答案 】C (参见 教材 P44) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建筑 法 。 承 包 建 筑 工程 的 单位 应 当 持 有 依法 取得 的 资质 证 书 ， 并 
在 其 资质 等 级 许可 的 范围 内 承揽 工程 。 

12. 【答案 】B (参见 教材 P51) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建设 工程 安全 生产 管理 条 例 。 施 工 单位 应 当 建 立 健全 安全 生产 教 
育 培 训 制 度 ， 应 当 对 管理 人 员 和 作业 人 员 每 年 至 少 进行 一 次 安全 生产 教育 培训 ， 其 教育 培训 
情况 记 入 个 人 工作 档案 。 

13. 【答案 】D (参见 教材 P59) 

【解析 】 本题 考查 的 是 招标 投标 法 实施 条 例 。 投 标 保 证 金 一 般 不 得 超过 招标 项 目 估算 价 
的 2% 。5000 x2% =100 (万 元 )。 

14. 【答案 】C (参见 教材 P31) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 受 要 约 人 在 承诺 期 限 内 发 出 承诺 ， 按 照 通常 情形 能 够 及 
时 到 达 要 约 人 ， 但 因 其 他 原因 承诺 到 达 要 约 人 时 超过 承诺 期 限 的 ， 除 要 约 人 及 时 通知 受 要 约 
人 因 和 承诺 超过 期 限 不 接受 该 承诺 的 以 外 ， 该 承诺 有 效 。 

15. 【答案 】C (参见 教材 P35) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 合 同 无 效 、 被 撤销 或 者 终止 的 ， 不 影响 合同 中 独立 存在 
的 有 关 解 决 争议 方法 的 条 款 的 效力 。 

16. 【答案 】B (参见 教材 P46) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建设 工程 质量 管理 条 例 。 涉 及 建筑 主体 和 承重 结构 变动 的 装修 工 
程 ， 建 设 单位 应 当 在 施工 前 委托 原 设 计 单 位 或 具有 相应 资质 等 级 的 设计 单位 提出 设计 方案 。 

17. 【答案 】B (参见 教材 P49) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建设 工程 质量 管理 条 例 。 建 设 单位 应 当 自 建设 竣工 验收 合格 之 日 
起 15 日 内 ， 将 竣工 验收 报告 和 规划 、 公 安 消防 、 环 保 等 部 门 出 具 的 认可 文件 或 者 准许 使 用 
文件 报 建设 行政 主管 部 门 或 者 其 他 有 关 部 门 备案 。 

18. 【答案 】A (参见 教材 P56) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 招标 投标 法 。 开 标 应 由 招标 人 主持 ; 开标 地 点 应 当 为 招标 文件 中 
预先 确定 的 地 点 ; 应 在 提交 投标 文件 截止 时 间 的 同一 时 间 公 开 进 行 。 

19. 【答案 】B (参见 教材 P65) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目的 组 成 和 分 类 。 公 益 性 项 目的 投资 主要 由 政府 用 财政 资 
金 安排 。 

20. 【答案 】C (参见 教材 P69 ~ P70) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 建设 程序 。 办 理 质量 监督 注册 手续 时 需 提 供 下 列 资 料 : 
QD 施工 图 设计 文件 审查 报告 和 批准 书 ; @ 中 标 通 知 书 和 施工 、 监 理 合同 ; @ 建 设 单位 、 施 工 
单位 和 监理 单位 工程 项 目的 负责 人 和 机 构 组 成 ;，@ 施 工 组 织 设 计 和 监理 规划 (监理 实施 细 
则 ) ; @@ 其 他 需要 的 文件 资料 。 办 理工 程 质量 监督 注册 手续 时 需要 提交 的 是 “施工 图 设计 文 
件 审查 报告 和 批准 书 ”， 而 不 是 “施工 图 设计 文件 ”。 
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21. 【答案 】A (参见 教材 P128) 
【解析 】 本题 考查 的 是 网 络 计 划 时 间 参 数 的 计算 。FF\ = min| ETs| -ETIa -Ds=7-2- 





案 】C (参见 教材 P126) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 网 络 计 划 时 间 参数 的 计算 。 关 键 线路 有 四 条 ， 分 别 为 中 -@) - 
GO D-O-d-O-OD-O-d-O-O OD-®-©-O, 

23. 【答案 】A (参见 教材 P135) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 网 络 计划 的 优化 。 费 用 优化 又 称 工 期 成 本 优化 ， 是 指 寻 求 工程 总 
成 本 最 低 时 的 工期 安排 ， 或 按 要 求 工 期 寻求 最 低 成 本 的 计划 安排 的 过 程 。 

24. 【答案 】C (参见 教材 P144) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 风 险 的 识别 与 评价 。 风 险 识 别 的 成 果 是 进行 风险 分 析 与 
评估 的 重要 基础 。 

25. 【答案 】B (参见 教材 P154) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 现金 流量 和 资金 的 时 间 价 值 。 在 通常 情况 下 ， 平均 利润 率 是 利率 
的 最 高 界限 。 

26. 【答案 】C (参见 教材 P147) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 风 险 的 识别 与 评价 。 常 用 的 项 目 风险 分 析 与 评价 的 方法 
主要 有 调查 打分 法 、 蒙 特 卡 洛 模拟 法 、 计 划 评 审 技术 法 和 敏感 性 分 析 法 等 。 

27. 【答案 】B (参见 教材 P68) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 项 目 建设 程序 。 政 府 投 资 项 目 实 行 审批 制 ， 非 政府 投资 项 目 
i i pe 

. 【答案 】D (参见 教材 P89) 

a 
制 ; 项 目 管理 实施 规划 是 在 开工 之 前 由 施工 项 目 经 理 组 织 编制 ， 并 报 企业 管理 层 审 批 的 工程 
项 目 管理 文件 。 

29. 【答案 】C (参见 教材 P125) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 网 络 计划 时 间 参 数 的 计算 。7TF = LS -ES =18 -15=3 (天 )， 
FF=24-(15+7) =2 (天 )。 

30. 【答案 】B (参见 教材 P144) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 风 险 的 识别 与 评价 。 风 险 识别 最 主要 的 成 果 是 风险 
清单 。 

31. 【答案 】A (参见 教材 P174) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 经 济 效果 评价 的 内 容 及 指标 体系 。 基 准 收益 率 也 称 为 基准 折 现 
率 ， 是 企业 或 行业 或 投资 者 以 动态 的 观点 所 确定 的 、 可 接受 的 投资 方案 最 低 标准 的 收益 
水 平 。 

32. 【答案 】D (参见 教材 P192 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 不 确定 性 分 析 与 风险 分 析 。 盘 亏 平 衡 点 反映 了 项 目 对 市 场 变化 的 

适应 能 力 和 抗 风 险 能 力 ， 胡 亏 平衡 点 越 低 ， 达 到 此 点 的 盈亏 平衡 产量 和 收益 或 成 本 就 越 少 ， 
项 目 投产 后 豚 利 的 可 能 性 越 大 ， 适应 市 场 变 化 的 能 力 越 强 ， 抗 风险 能 力也 越 强 。 
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33. 【答案 】D (参见 教材 P200) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 价值 工程 方法 。 价 值 指数 法 是 通过 比较 各 个 对 象 (或 零 部 件 ) 之 
间 的 功能 水 平 位 次 和 成 本 位 次 ， 寻 找 价值 较 低 对 象 ( 零 部 件 ) ， 并 作为 价值 工程 研究 对 象 。 

34. 【答案 】A (参见 教材 P173) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 经 济 效果 评价 的 内 容 及 指标 体系 。 投 资 回收 期 的 不 足 是 : 投资 回 
收 期 没有 全 面 考虑 投资 方案 整个 计算 期 内 的 现金 流量 ， 即 : 只 间接 考虑 投资 回收 期 之 前 的 效 
果 ， 不 能 反映 投资 回收 之 后 的 情况 ， 即 无 法 准确 衡量 方案 在 整个 计算 期 内 的 经 济 效果 。 

35. 【答案 】A (参见 教材 P176) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 经 济 效果 评价 的 内 容 及 指标 体系 。 折 现 率 17% 时 项 目 净 现 值 = 
44 x4. 659 -200 =4.996 (万 元 ); 折 现 率 18% 时 项 目 净 现 值 = 44 x4.494 -200 = -2.264 
(万 元 )。 所 以 项 目的 IRR=17% +1% x4.996/[ |4.996|+| -2.264|] =17.69% 。 

36. 【答案 】A (参见 教材 P219) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 寿命 周期 成 本 分 析 方 法 。 从 开发 到 系统 设置 完成 这 段 时 间 与 
设置 费 之 间 的 权衡 时 ， 可 以 运用 计划 评审 技术 (PER7) 。 

37. 【答案 】A (参见 教材 P221) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 项 目 资 本 金 制度 。 项 目 资本 金 是 指 在 项 目 总 投资 中 由 投资 者 认 缴 
的 出 资 额 。 对 项 目 来 说 ,项 目 资本 金 是 非 债务 性 资金 ,项 目 法 人 不 承担 这 部 分 资金 的 任何 利 
息 和 债务 。 投 资 者 可 按 其 出 资 的 比例 依法 享有 所 有 者 权益 ， 也 可 转让 其 出 资 , 但 不 得 以 任何 
方式 抽 回 。 

38. 【答案 】A (参见 教材 P234) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 资金 成 本 与 资本 结构 。 由 公式 及 = DA(P-R) ， 可 得 : 

资金 成 本 率 =200 x (1 -25% )/(5000 -50) =3.03% 。 

39. 【答案 】B (参见 教材 P238) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 资金 成 本 与 资本 结构 。 项 目 资 本 金 比 例 越 高 ， 贷 款 的 风险 越 
低 ， 贷 款 的 利率 可 以 越 低 ， 如 果 权 益 资 金 过 大 ， 风 险 可 能 会 过 于 集中 ， 财 务 杠 杆 作用 
下 滑 。 但 如 果 项 目 资本 金 占 的 比重 太 少 ， 会 导致 负债 融资 的 难度 提升 和 融资 成 本 的 
提高 。 

40. 【答案 】A (参见 教材 P242 ) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 项 目 融资 的 特点 和 程序 。 与 其 他 融资 过 程 相 比 ， 项 目 融资 主要 以 
项 目的 资产 、 预 期 收益 、 预 期 现金 流 等 来 安排 融资 ， 而 不 是 以 项 目的 投资 者 或 发 起 人 的 资信 
为 依据 。 

41. 【答案 】A (参见 教材 P254) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 税收 规定 。 从 事 安装 工程 作业 的 ， 凡 安装 的 设 
备 价 值 作为 安装 工程 产值 的 ， 营 业 额 包括 设备 价款 营业 和 额 。 

42. 【答案 】D (参见 教材 P267) 

【解析 】 本题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 保险 规定 。 第 三 者 责任 是 指 被 保险 人 在 工程 
保险 期 内 因 意 外 事故 造成 工地 及 工地 附近 的 第 三 者 人 身 伤亡 或 财产 损失 依法 应 付 的 赔偿 
责任 。 


43. 【答案 】D (参见 教材 P237 ) 
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【解析 】 本 题 考 查 的 是 资金 成 本 与 资本 结构 。 普 通 股 资金 成 本 率 : 1.5/[50 x (1 - 
8% ) ] +10% =13.26% ， 优 先 股 资金 成 本 率 : 12%/(1 -4% ) =12.5% ， 加 权 资 金成 本 率 : 
500/800 x13. 26% +300/800 x12.5% =12.98% 。 

44. 【答案 】C (参见 教材 P254) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 税收 规定 。150 x3% +20 x5% =5.5 (万 元 ) 。 

45. 【答案 】B (参见 教材 P275) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 保险 规定 。 建 筑 意外 伤害 保险 以 工程 项 目 为 单 
位 进行 投保 ; 建筑 意外 伤害 保险 投保 应 实行 不 记名 方式 ; 已 在 企业 所 在 地 参加 工伤 保险 的 人 
员 ， 从 事 现场 施工 时 仍 可 参加 施工 人 员 意 外 伤害 保险 ; 建筑 意外 伤害 保险 费 率 实行 差别 费 率 
和 浮动 费 率 。 

46. 【答案 】B (参见 教材 P286) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 。 对 于 效益 和 费用 可 以 货币 化 的 项 目 应 采用 经 
济 费用 效益 分 析 方 法 。 对 于 效益 难于 货币 化 的 项 目 ， 应 采用 费用 效果 分 析 方 法 ; 对 于 效益 和 
费用 均 难 于 量化 的 项 目 ， 应 进行 定性 经 济 费用 效益 分 析 。 

47. 【答案 】D (参见 教材 P296) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 报表 的 编制 。 年 度 经 营 成 本 = 1500 + 500 +50 
+40 =2090 (万 元 ) 。 

48. 【答案 】B (参见 教材 P302) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 概 预算 文件 的 审查 。 设 计 概 算 的 审查 方法 有 对 比分 析 法 、 主 要 问 
题 复 核 法 、 查 询 核实 法 、 分 类 整理 法 和 联合 会 审 法 。 

49. 【答案 】C (参见 教材 P309) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 合同 示范 文本 。 承 包 人 更 换 项 目 经 理应 事先 得 到 发 包 人 的 同 
意 ， 并 应 在 更 换 14 天 前 通知 发 包 人 和 监理 人 。 

50. 【答案 】A (参见 教材 P325) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 投标 报价 策略 。 不 平衡 报价 法 是 指 在 不 影响 工程 总 报价 的 前 
提 下 ， 通 过 调整 内 部 各 个 项 目的 报价 ， 以 达到 既 不 提高 总 报价 、 不 影响 中 标 ， 又 能 在 结算 时 
得 到 更 理想 的 经 济 效益 的 报价 方法 。 

51. 【答案 】C (参见 教材 P295) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 报表 的 编制 。 利 息 支 出 是 指 按 照会 计 法 规 ， 企 
业 为 筹集 所 需 资金 而 发 生 的 费用 称 为 借款 费用 ， 又 称 财务 费用 ， 包 括 利息 支出 〈 减 利息 收 
入 ) 、 汇 兑 损失 ( 减 汇 兑 收益 ) 以 及 相关 的 手续 费 等 。 在 投资 方案 的 经 济 效果 分 析 中 ， 通 常 
只 考虑 利息 支出 。 

52. 【答案 】B (参见 教材 P303) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 概 预算 文件 的 审查 。 施 工 图 预算 的 审查 内 容 ， 重 点 应 审查 : 工程 
量 的 计算 ; 定额 的 使 用 ; 设备 材料 及 人 工 、 机 械 价格 的 确定 ; 相关 费用 的 选取 和 确定 。 对 施 
工 图 预算 的 审查 ， 应 首先 从 审查 工程 量 开始 。 

53. 【答案 】C (参见 教材 P306) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 施工 招标 策划 。 施 工 合同 中 ， 计 价 方式 可 分 为 三 种 ， 即 总 价 方 
式 、 单 价 方式 和 成 本 加 酬金 方式 。 不 同 计价 方式 的 合同 比较 见 下 表 。 
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成 本 加 酬金 合同 
合同 类 型 总 价 合同 | 单价 合同 本 三 
百分比 酬金 固定 酬金 浮动 酬金 目标 成 本 加 奖 昼 
应 用 范围 广泛 广泛 有 局 限 性 酌情 
建设 单位 造价 控制 易 较 易 最 难 难 不 易 有 可 能 
施工 承包 单位 风险 大 小 基本 没有 不 大 有 




















54. 【答案 】D (参见 教材 P311 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 合同 示范 文本 。 发 包 人 提供 的 材料 和 工程 设备 ， 发 包 人 要 求 
向 承包 人 提前 交 货 的 ， 承 包 人 不 得 拒绝 ,但 发 包 人 应 承担 承包 人 由 此 增加 的 费用 。 承 包 人 要 
求 更 改 交 货 日 期 或 地 点 的 ， 应 事先 报请 监理 人 批准 。 由 于 承包 人 要 求 更 改 交 货 时 间或 地 点 所 
增加 的 费用 和 (或 ) 工期 延误 由 承包 人 承担 。 发 包 人 提供 的 材料 和 工程 设备 的 规格 、 数 量 
或 质量 不 符合 合同 要 求 ， 或 由 于 发 包 人 原因 发 生 交 货 日 期 延误 及 交 货 地 点 变更 等 情况 的 ， 发 
包 人 应 承担 由 此 增加 的 费用 和 (或 ) 工程 延误 ， 并 向 承包 人 支付 合理 利润 。 

55. 【答案 】C (参见 教材 P315) 

【解析 】 本题 考查 的 是 施工 合同 示范 文本 。 一 方 收 到 另 一 方 通知 后 15 日 内 不 予 确认 ， 
也 未 能 提出 修改 意见 的 ， 视 为 已 经 同意 该 项 价格 的 调整 。 

56. 【答案 】B (参见 教材 P293) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 报表 的 编制 。 投 资方 案 经 济 效果 评价 中 的 总 投 
资 是 建设 投资 、 建 设 期 利息 和 流动 资金 之 和 。 

57. 【答案 】A (参见 教材 P307) 

【解析 】 本题 考查 的 是 施工 合同 示范 文本 。《 标 准 施工 招标 文件 》 适 用 于 设计 和 施工 不 
是 由 同一 承包 商 承 担 的 工程 施工 招标 。 

58. 【答案 】D (参见 教材 P327 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 评 标 与 授 标 。 评 标 委 员 会 由 招标 单位 或 其 委托 的 招标 代理 机 
构 熟 悉 相 关 业 务 的 代表 ， 以 及 有 关 技 术 、 经 济 等 方面 的 专家 组 成 ,成 员 人 数 为 五 人 以 上 单 
数 ， 其 中 ,技术 、 经 济 等 方面 的 专家 不 得 少 于 成 员 总 数 的 2/3。 评 标 委员 会 设 负责 人 的 , 评 
标 委员 会 负责 人 由 评 标 委员 会 成 员 推 举 产 生 或 者 由 招标 单位 确定 。 评 标 委员 会 负责 人 与 评 标 
委员 会 的 其 他 成 员 有 同等 的 表决 权 。 

59. 【答案 】A (参见 教材 P340) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 成 本 管理 。 平 均 年 限 法 是 指 按照 固定 资产 的 预计 使 用 年 限 平 
均 分 摊 固 定 资产 折旧 额 的 方法 ， 这 种 方法 计算 的 折旧 额 在 各 个 使 用 年 (月) 份 都 是 相等 的 。 

60. 【答案 】C (参见 教材 P348) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 变更 与 索赔 管理 。 由 于 非 施工 承包 单位 的 原因 导致 施工 进度 
拖延 ， 要 求 批准 延长 合同 工期 的 索赔 ， 称 为 工期 索赔 。 









































二 、 多 项 选择 题 

61. 【答案 】ACD (参见 教材 P4 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 管理 的 基本 内 涵 。 建 设 工程 全 面 造价 管理 是 指 有 效 地 利 
用 专业 知识 与 技术 ， 对 资源 、 成 本 、 盘 利和 风险 等 进行 筹划 和 控制 。 建 设 工程 全 面 造价 管理 
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包括 : 全 寿命 期 造价 管理 、 全 过 程 造价 管理 、 全 要 素 造价 管理 和 全 方位 造价 管理 。 

62. 【答案 】ADE (参见 教材 P16) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 咨询 企业 资质 管理 。 技 术 负 责 人 从 事 工 程 造价 专业 工作 
15 年 以 上 ; 专职 从 事 工程 造价 专业 工作 的 人 员 不 少 于 20 人 。 

63. 【答案 】BCDE (参见 教材 P10) 

【解析 】 本题 考查 的 是 造价 工程 师 管 理 制度 。 造 价 工程 师 申 请 延续 注册 的 资料 有 : 延续 
注册 申请 表 ; 造价 工程 师 注册 证 书 ; 与 聘用 单位 签订 的 劳动 合同 复印 件 ; 前 一 个 注册 期 内 的 
工作 业绩 证 明 ; 继续 教育 合格 证 明 。 

64. 【答案 】BD (参见 教材 P25) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 发 达 国 家 和 地 区 工程 造价 管理 。ENR 指数 资料 来 源 于 20 个 美国 
城市 和 2 个 加 拿 大 城市 。 

65. 【答案 】BD (参见 教材 P44) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建筑 法 。 承 包 建 筑 工程 的 单位 应 当 持 有 依法 取得 的 资质 证 书 ， 并 
在 其 资质 等 级 许可 的 业务 范围 内 承揽 工程 。 禁 止 建筑 施工 企业 超越 本 企业 资质 等 级 许可 的 业 
务 范围 或 者 以 任何 形式 用 其 他 建筑 施工 企业 的 名 义 承揽 工程 。 禁 止 建筑 施工 企业 以 任何 方式 
允许 其 他 单位 或 个 人 使 用 本 企业 的 资质 证 书 、 营 业 执照 ， 以 本 企业 的 名 义 承 揽 工 程 。 建 筑 工 
程 总 承包 单位 可 以 将 承包 工程 中 的 部 分 工程 发 包 给 具有 相应 资质 条 件 的 分 包 单位 。 禁 止 承包 
单位 将 其 承包 的 全 部 建筑 工程 转 包 给 他 人 ， 或 将 其 承包 的 全 部 建筑 工程 肢解 以 后 以 分 包 的 名 
义 分 别 转 包 给 他 人 。 

66. 【答案 】BDE ( 参见 教材 P61) 

【解析 】 本题 考查 的 是 招标 投标 法 实施 条 例 。 有 下 列 情形 之 一 的 ， 评 标 委员 会 应 当 否 决 
其 投标 : 中 投标 文件 未 经 投标 单位 盖 章 和 单位 负责 人 签字 ; @ 投 标 联 合体 没有 提交 共同 投标 
协议 ; 怨 投 标 人 不 符合 国家 或 者 招标 文件 规定 的 资格 条 件 ; 由 同一 投标 人 提交 两 个 以 上 不 同 
的 投标 文件 或 者 投标 报价 ,但 招标 文件 要 求 提交 备 选 投标 的 除外 ; 所 投 标 报价 低 于 成 本 或 者 
高 于 招标 文件 设 定 的 最 高 投标 限 价 ; (@) 投 标 文件 没有 对 招标 文件 的 实质 性 要 求 和 条 件 作 出 响 
应 ; @ 投 标 人 有 串通 投标 、 和 弄虚作假 、 行 贿 等 违法 行为 。 

67. 【答案 】ABD (参见 教材 P69) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 建设 程序 。 施 工 图 设计 文件 审查 的 主要 内 容 包 括 : 中 是 
否 符合 工程 建设 强制 性 标准 ; @ 地 基 基 础 和 主体 结构 的 安全 性 ; @ 勘 察 设 计 企 业 和 注册 执业 
人 员 以 及 相关 人 员 是 否 按 规定 在 施工 图 上 加 盖 相 应 的 图 章 和 签字 ; 多 其 他 法 律 、 法 规 、 规 章 
规定 必须 审查 的 内 容 。 

68. 【答案 】ACE (参见 教材 P80) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 项 目 发 承包 模式 。CM 承包 模式 的 特点 : 中 采用 快速 路 径 法 
施工 ;，@CM 单位 有 代理 型 和 非 代理 型 两 种 ，(3)CM 合同 采用 成 本 加 酬金 方式 。 

69. 【答案 】ABCD (参见 教材 P132 ~ P133) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 双 代 号 时 标 网 络 计 划 。 时 标 网 络 计划 宜 按 各 工作 的 最 早 开始 时 
间 编 制 。 为 此 ， 在 编制 时 标 网 络 计划 时 应 使 每 一 个 节点 和 每 一 项 工作 (包括 虚 工 作 ) 尽 
量 向 左 靠 ， 直 至 不 出 现 从 右 向 左 的 逆向 箭 线 为 止 。 在 编制 时 标 网 络 计 划 之 前 ， 应 先 按 已 
经 确定 的 时 间 单 位 绘制 时 标 网 络 计 划 表 。 时 间 坐 标 可 以 标注 在 时 标 网 络 计 划 表 的 顶部 或 
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底部 。 当 网 络 计划 的 规模 比较 大 ， 且 比较 复杂 时 ， 可 以 在 时 标 网 络 计 划 表 顶部 和 底部 同 
时 标注 时 间 坐 标 。 必 要 时 ,还 可 以 在 顶部 时 间 坐 标 之 上 和 底部 时 间 坐 标 之 下 同时 加 注 日 
历时 间 。 时 标 网 络 计 划 的 绘制 过 程 如 下 : 中 将 网 络 计划 的 起 点 节点 定位 在 时 标 网 络 计划 
表 的 起 始 刻度 线 上 。@ 按 工作 的 持续 时 间 绘 制 以 网 络 计划 起 点 节点 为 开始 节点 的 工作 箭 
线 。@) 除 网 络 计划 的 起 点 节点 外 ， 其 他 节点 必须 在 所 有 以 该 节点 为 完成 节点 的 工作 箭 线 
均 绘 出 后 ， 定 位 在 这 些 工作 箭 线 中 最 迟 的 箭 线 末 端 。 当 某 些 工作 箭 线 的 长 度 不 足以 到 达 
该 节点 时 ， 需 用 波形 线 补足 ， 箭 头 画 在 与 该 节点 的 连接 处 。 四 当 某 个 节点 的 位 置 确定 之 
后 ， 即 可 绘制 以 该 节点 为 开始 节点 的 工作 箭 线 。@@ 利 用 上 述 方法 从 左 至 右 依 次 确定 其 他 
各 个 节点 的 位 置 ， 直 至 绘 出 网 络 计 划 的 终点 节点 。 

70. 【答案 】ACE (参见 教材 P86 ~ P88) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 计 划 体 系 。 工 程 项 目 建设 总 进度 计划 的 主要 表格 包括 : 
工程 项 目 一 览 表 、 工 程 项 目 总 进度 计划 、 投 资 计划 年 度 分 配 表 、 工 程 项 目 进 度 平衡 表 。 工 程 
项 目 年 度 计划 的 表格 部 分 包括 年 度 计 划 项 目 表 、 年 度 竣 工 投 产 交 付 使 用 计划 表 、 年 度 建 设 
资金 平衡 表 和 年 度 设备 平衡 表 。 

71. 【答案 】BC (参见 教材 P173) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 经 济 效 果 评 价 的 内 容 及 指标 体系 。 投 资 回 收 期 指标 容易 理解 ， 计 
算 也 比较 简便 ; 项 目 投资 回收 期 在 一 定 程度 上 显示 了 资本 的 周转 速度 ， 但 不 足 的 是 ， 投 资 回 
收 期 没有 全 面 考 虑 投资 方案 整个 计算 期 内 的 现金 流量 ， 即 : 只 间接 考虑 投资 回收 之 前 的 效 
果 ,， 不 能 反映 投资 回收 之 后 的 情况 ， 即 无 法 准确 衡量 方案 在 整个 计算 期 内 的 经 济 效果 。 

72. 【答案 】ABCD (参见 教材 P208 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 价值 工程 方法 。 使 用 功能 成 本 法 计算 价值 系数 了 >1， 说 明 功 能 现 
实 成 本 大 于 功能 评价 值 ， 表 明 该 部 件 功能 比较 重要 ， 但 分 配 的 成 本 较 少 。 此 时 ， 应 进行 具体 
分 析 ， 功 能 与 成 本 的 分 配 问 题 可 能 已 较 理想 ， 或 者 有 不 必要 的 功能 ， 或 者 应 该 提高 成 本 。 

73. 【答案 】AD (参见 教材 P171 ~ P178 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 经 济 效 果 评 价 的 内 容 及 指标 体系 。 投 资 收益 率 在 一 定 程度 上 反映 投 
资 效 果 优 劣 ， 适 用 各 种 投资 模式 ; 净 现 值 是 一 个 绝对 指标 ， 不 能 反映 单位 投资 的 使 用 效率 ， 不 
能 直接 说 明 在 项 目 运营 期 各 年 的 经 营 成 果 ; 内 部 收益 率 能 直接 衡量 项 目 未 回收 投资 的 收益 率 。 

74. 【答案 】ABDE (参见 教材 P221 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 项 目 资本 金 制度 。 投 资 者 以 货币 方式 认 缴 的 项 目 资本 金 ， 其 资金 
来 源 有 : 中 各 级 人 民政 府 的 财政 预算 内 资金 、 国 家 批准 的 各 种 专项 建设 基金 、 经 营 性 基本 建 
设 基金 回收 的 本 息 、 土 地 批租 收入 、 国 有 企业 产权 转让 收入 、 地 方 人 民政 府 按 国家 有 关 规 定 
收取 的 各 种 规 费 及 其 他 预算 外 资金 ;@ 国 家 授权 的 投资 机 构 及 企业 法 人 的 所 有 者 权益 、 企 业 
折旧 资金 以 及 投资 者 按照 国家 规定 从 资金 市 场 上 筹措 的 资金 ，@ 社 会 个 人 合法 所 有 的 资金 ; 
国家 规定 的 其 他 可 以 用 作 投 资 项 目 资本 金 的 资金 。 

75. 【答案 】ABCD (参见 教材 P221) 

【解析 】 本题 考查 的 是 项 目 资 本 金 制度 。 项 目 资 本 金 可 以 用 货币 出 资 ， 也 可 以 用 实物 、 
工业 产权 、 非 专利 技术 、 土 地 使 用 权 作 价 出 资 。 

76. 【答案 】AB (参见 教材 P227 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 项 目 资 金 筹 措 的 渠道 与 方式 。 债 务 融资 的 优点 是 速度 快 、 成 本 较 
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是 融资 风险 较 大 ， 有 还 本 付 息 的 压力 
. 【答案 】ACD (参见 教材 P308) 
et ie ee 建设 规模 大 且 技 术 复 杂 的 工程 项 目 ， 承 包 风 险 较 
大 ， 各 项 费用 不 易 准确 估算 ， 因 而 不 宜 采用 固定 总 价 合 同 ， 如 果 已 完成 工程 项 目的 施工 图 设 
计 ， 施工 图 纸 和 工程 量 清单 详细 而 明确 ， 则 可 选择 总 价 合 同 ; 施工 中 有 较 大 部 分 采用 新 技 
术 、 新 工艺 ， 建 设 单位 和 施工 承包 单位 对 此 缺乏 经 验 ， 又 无 国家 标准 时 ， 不 宜 采 用 固定 总 价 
合同 ， 而 应 选用 成 本 加 酬金 合同 ; 施工 工期 紧 的 紧急 工程 项 目 应 选择 成 本 加 酬金 合同 较为 


We 






































. 【答案 】ABCD (参见 教材 P278 ) 
ee 
规模 方案 比 选 、 选 址 方案 比 选 ， 甚 至 包括 污染 防治 措施 方案 比 选 等 。 
79. 【答案 】ABCD (参见 教材 P302) 
【解析 】 本 题 考查 的 是 概 预算 文件 的 审查 。 施 工 图 预算 的 重点 审查 内 容 包 括 : 工程 量 的 
ee es 设备 材料 及 人 工 、 机 械 价格 的 确定 ; 相关 费用 的 选取 和 确定 。 
. 【答案 】BE (参见 教材 P339) 
he th 
计 提 折旧 一 般 应 采用 平均 年 限 法 和 工作 量 法 。 
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一 、 单 项 选择 题 〈( 共 60 题 ， 每 题 1 分 ， 每 题 的 备 选项 中 ， 只 有 1 个 选项 最 符合 题 








意 ) 

1. 从 业主 的 角度 分 析 ， 工 程 造 价 是 指 建 设 一 项 工程 预期 开支 或 实际 开支 的 ( ) 。 

A. 全 部 固定 资产 投资 费用 B. 建设 工程 总 费用 

C. 建筑 安装 工程 费用 D. 固定 资产 投资 

2. 某 工程 项 目 从 决策 到 建设 实施 ， 其 造价 管理 的 关键 在 于 ( ) 。 

A. 前 期 决策 与 设计 B. 工程 施工 C. 材料 设备 采购 D. 施工 招标 

3. 《注册 造价 工程 师 管 理 办 法 》 规定 ， 取 得 造价 工程 师 执业 资格 证 书 的 人 员 ， 逾 期 未 
申请 初始 注册 的 ， 应 当 符 合 ) 的 要 求 后 方 可 申请 初始 注册 。 

A. 继续 教育 B. 社会 基本 养老 保险 

C. 医疗 保险 D. 工程 造价 咨询 业绩 


4. 根据 《注册 造价 工程 师 管理 办 法 》， 提 供 虚 假 材料 申请 造价 工程 师 注册 的 ， 申 请 人 在 
( ) 年 内 不 得 再 次 申请 造价 工程 师 注册 。 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

5. 根据 《工程 造价 咨询 企业 管理 办 法 》， 乙 级 工程 造价 咨询 企业 技术 负责 人 应 当 是 注册 
造价 工程 师 ， 并 具有 工程 或 工程 经 济 类 高 级 专业 技术 职称 ， 且 从 事 工程 造价 专业 工作 





( “) 年 以 上 。 
A. 8 B. 10 GC "12 D. 15 
6. 美国 有 关 工 程 造价 的 定额 、 指 标 、 费 用 标准 等 一 般 是 由 ( 。”) 制订 。 
A. 政府 建设 主管 部 门 B. 土木 工程 师 学 会 
C. 各 专业 协会 、 大 型 工程 咨询 公司 D. 建筑 师 学 会 
7. 下 列 关于 我 国 建设 工程 造价 管理 组 织 中 政府 行政 管理 系统 作用 的 说 法 正确 的 是 ( 。”) 。 
A. 政府 在 工程 造价 管理 中 只 起 到 宏观 管理 主体 的 作用 
B， 国务 院 建设 主管 部 门 造价 管理 机 构 负责 制定 全 国 造价 管理 专业 人 员 执 业 资 格 准 入 


标准 

C. 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 工程 造价 管理 部 门 负责 审核 行政 管辖 范围 内 工程 的 标底 

D. 国务 院 各 部 委 工 程 造价 管理 机 构 主要 担负 本 行业 所 有 项 目的 概算 审批 和 调整 职责 

8. 根据 现行 规定 ， 甲 级 和 乙 级 工程 造价 咨询 企业 具有 工程 或 者 工程 经 济 类 中 级 以 上 专 
业 技 术 职 称 的 人 员 分 别 不 少 于 ( ) 人 。 

A. 12 和 6 B. 20 和 12 C. 16 和 8 D. 10 和 6 

9. 根据 《合同 法 》， 下 列 关 于 承诺 的 说 法 ， 正 确 的 是 ( ) 。 

A. 发 出 后 的 承诺 通知 不 得 撤回 

B. 承诺 通知 到 达 要 约 人 时 生效 
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C. 超过 承诺 期 限 发 出 的 承诺 视 为 新 要 约 
D. 承诺 的 内 容 可 以 与 要 约 的 内 容 不 一 致 
10. 对 于 可 变更 可 撤销 合同 ， 当 事 人 一 方 可 以 请 求 【( ) 撤销 或 变更 合同 。 





A. 检查 机 关 B. 公安 局 C. 仲裁 机 构 D. 相关 协会 
11. 因 违 约 行为 造成 损害 高 于 合同 约定 的 违约 金 ， 守 约 方 可 (  )。 


A. 按 合同 约定 违约 金 要 求 对 方 赔偿 

B. 按 实 际 损失 加 上 违约 金 要 求 对 方 赔 傍 

C. 在 原 约定 违约 金 基础 上 适当 增加 一 定 比 例 违约 定金 

D. 请 求法 院 增 加 超过 违约 金 部 分 损失 

12. 根据 《建筑 法 》， 下 列 建筑 工程 承 发 包 行 为 中 属于 法 律 允 许 的 是 ( ) 。 

A. 承包 单位 将 其 承包 的 全 部 建筑 工程 转 包 给 他 人 

B. 两 个 以 上 的 承包 单位 联合 共同 承包 一 项 大 型 建筑 工程 

C. 分 包 单位 将 其 承包 的 部 分 工程 发 包 给 他 人 

D. 承包 单位 将 其 承包 的 全 部 建筑 工程 肢解 后 发 包 给 他 人 

13. 根据 《建设 工程 安全 生产 管理 条 例 》， 施 工 现场 及 毗邻 区 域内 供水 、 排 水 、 供 电 、 











供 气 、 供 热 、 通 信 、 广 播 电 视 等 地 下 管线 资料 应 当 由 ( ) 提供 。 
A. 建设 单位 B. 施工 单位 C. 建设 行政 主管 部 门 ”D. 相关 经 营 单位 
14. 对 于 涉及 ( ，) 工程 的 专项 施工 方案 ， 施 工 单位 依法 应 当 组 织 专家 进行 论证 、 审 查 。 
A. 地 下 上 暗 挖 B. 降水 C. 脚手架 D. 起 重 吊装 
15. 下 列 关于 招标 投标 的 说 法 ， 正 确 的 是 ( ) 。 





A. 招标 分 为 公开 招标 、 邀 请 招标 和 议 标 三 种 方式 

B. 联合 体 中 标 后 ， 联 合体 各 方 应 分 别 与 招标 人 签订 合同 

C. 招标 人 不 得 修改 已 发 出 的 招标 文件 

D. 投标 文件 应 当 对 招标 文件 提出 的 实质 性 要 求 和 条 件 作出 响应 

16. 某 建设 项 目 ， 承 包 人 与 分 包 人 口头 约定 了 施工 合同 内 容 ， 施 工 任务 完成 后 ， 由 于 承 
包 人 从 工程 款 而 发 生 纠纷 ， 但 双方 一 直 没 有 签订 书面 合同 ， 此 时 应 当 认 定 ( ) 。 

A. 施工 合同 成 立 ， 但 不 生效 B. 施工 合同 成 立 ， 且 已 生效 

C. 施工 合同 不 成 立 ， 不 生效 D. 施工 合同 不 成 立 ， 但 有 效 

17. 依据 《合同 法 》 的 规定 ， 执 行政 府 定价 的 ， 在 合同 约定 的 交付 期 限 内 政府 价格 调整 
时 ， 按 照 ( ) 计价 。 





A. 交付 时 的 价格 B. 合同 订立 时 的 价格 

C. 合同 生效 时 的 价格 D. 合同 成 立时 的 价格 

18. 某 合 同 约定 了 违约 金 ， 当 事 人 一 方 迟延 履行 的 ， 根 据 《 合 同 法 》， 违 约 方 应 支付 违 
约 金 并 ( ) 。 

A. 终止 合同 履行 。 B. 赔偿 损失 C. 继续 履行 债务 D. 中 止 合同 履行 


19. 根据 《建设 工程 质量 管理 条 例 》 的 规定 ， 下 列 选项 中 不 属于 工程 验收 必 备 条 件 的 是 
( ) 。 

A. 有 完整 的 技术 档案 

B. 有 完整 的 施工 管理 资料 
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C. 设计 单位 签署 的 质量 合格 文件 

D. 监理 单位 签署 的 工程 质量 保修 书 

20. 在 评 标 委员 会 组 建 过程 中 ， 下 列 做 法 符合 规定 的 是 ( ) 。 

A. 评 标 委员 会 成 员 的 名 单 在 评 标 结束 前 保密 

B. 评 标 委员 会 七 个 成 员 中 ， 招 标 人 的 代表 有 三 名 

C. 项 目 评 标 专家 从 招标 代理 机 构 的 专家 库 内 的 相关 专家 名 单 中 随机 抽取 

D. 评 标 委员 会 成 员 由 二 人 组 成 

21. 根据 我 国 现行 规定 ， 更 新 改造 项 目的 分 类 标准 是 ( ) 。 

A. 按 生产 能 力 分 为 大 、 中 、 小 型 项 目 

B. 按 使 用 效益 分 为 大 、 中 、 小 型 项 目 

C. 按 是 否 纳入 国家 计划 分 为 计划 内 和 计划 外 项 目 

D. 按 投资 额 分 为 限额 以 上 和 限额 以 下 项 目 

22. 根据 国家 现行 规定 ， 下 列 关于 建设 项 目次 工 验收 的 表述 正确 的 是 ( ) 。 

A. 无 论 规模 大 小 ， 建 设 项 目 完工 后 均 应 进行 初 验 ， 然 后 进行 正式 验收 

B. 建设 项 目 竣工 图 应 由 施工 单位 绘制 并 加 盖 “ 竣 工 图 ”标志 

C. 由 项 目 主管 部 门 或 建设 单位 向 负责 验收 的 单位 提出 竣工 验收 申请 报告 

D. 施工 单位 必须 及 时 编制 竣工 决算 ,分 析 投 资 计划 执行 情况 

23. 强调 管理 业务 部 门 的 专门 化 ， 注 意 发 挥 各 类 专家 在 项 目 管理 工作 中 的 作用 ， 易 于 提 
高 工作 质量 ， 但 没有 处 理 好 管理 层次 和 管理 部 门 的 关系 的 组 织 机 构 形式 是 ( ) 。 

A. 矩阵 制 B. 职能 制 C. 直线 职能 制 D. 直线 制 

24. ( ) 是 根据 总 体 施工 部 署 的 要 求 ， 用 来 确定 各 单位 工程 的 施工 顺序 、 施 工时 间 


及 相互 衔接 关系 的 计划 。 

A. 主要 施工 方法 B. 总 体 施工 准备 。 C. 施工 总 进度 计划 D. 施工 总 平面 布置 

25. 在 组 织 建设 工程 流水 施工 时 ， 用 来 表达 流水 施工 在 空间 布置 上 开展 状态 的 参数 是 
( ) 。 

A. 流水 节拍 B. 工作 面 C. 流水 强度 D. 施工 过 程 

26. 某 工程 建设 期 2 年 ， 建 设 单位 在 建设 期 第 1 年 初 和 第 2 年 初 分 别 从 银行 借入 资金 
600 万 元 和 400 万 元 ， 年 利率 8%， 按 年 计 息 ， 建 设 单位 在 运营 期 第 3 年 末 偿 还 贷款 600 万 





元 后 ， 自 运营 期 第 5 年 末 应 偿还 (  ”) 万 元 才能 还 清 贷款 本 息 。 
A. 809. 14 B. 840.02 C. 963.20 D. 1063. 04 


27. 某 企 业 年 初 从 银行 借款 500 万 元 ， 年 利率 12%， 按 月 计算 并 支付 利息 ， 则 每 月 末 应 
支付 利息 ( ) 万 元 。 








A. 4.69 B. 5.00 C. 5.03 D333 
28. 采用 投资 收益 率 指标 评价 投资 方案 经 济 效果 的 缺点 是 ( ) 。 

A. 指标 的 经 济 意义 明确 、 直 观 B. 考虑 了 投资 收益 的 时 间 因 素 
C. 容易 选择 正常 生产 年 份 D. 指标 计算 的 主观 随意 性 大 强 





29. 利息 备 付 率 是 指 投资 方案 在 借款 偿还 期 内 ( ) 的 比值 。 
A. 息 税 前 利润 与 当期 应 付 利息 的 比值 
B. 税 后 利润 与 上 期 应 还 本 付 息 的 比值 
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C. 可 用 于 还 本 付 息 的 资金 与 上 期 应 还 本 付 息 金额 
D. 可 用 于 还 本 付 息 的 资金 与 当期 应 还 本 付 息 金额 


30. 在 工程 经 济 分 析 中 ，( ) 是 考察 项 目 和 盈利 能 力 的 主要 动态 评价 指标 。 
A. 内 部 收益 率 B. 投资 回收 期 C. 投资 收益 率 D. 利息 备 付 率 








31. 在 对 风险 进行 不 确定 性 分 析 的 时 候 ， 采 用 敏感 性 分 析 的 目的 是 ( ) 。 

A. 度量 项 目 风 险 的 大 小 

B. 说 明 不 确定 因素 在 未 来 发 生变 动 的 范围 

C. 度量 不 确定 因素 对 投资 效果 的 影响 程度 

D. 描述 了 不 确定 因素 的 变动 对 项 目 投资 效果 的 影响 

32. 价值 工程 的 目标 是 ( ) 。 

A. 以 最 低 的 寿命 周期 成 本 ， 使 产品 具备 其 所 必须 具备 的 功能 

B. 以 最 低 的 生产 成 本 ， 对 产品 进行 功能 分 析 

C. 以 最 低 的 寿命 周期 成 本 ， 对 产品 进行 功能 分 析 

D. 以 最 低 的 生产 成 本 ， 获 得 最 佳 经 济 效果 

33. 在 价值 工程 中 ， 选 择 对 象 时 如 果 被 研究 对 象 彼此 相差 比较 大 以 及 时 间 紧 迫 的 情况 下 
比较 适用 于 ( ) 。 
































A. 因素 分 析 法 B. ABC 分 析 法 C. 强制 确定 法 D. 功能 指数 法 
34. 价值 工程 应 用 中 ， 功 能 整理 的 主要 任务 是 ) 。 

A. 将 功能 从 不 同 的 角度 进行 分 类 B. 对 产品 的 功能 加 以 描述 

C. 建立 功能 系统 图 D. 进行 产品 功能 计量 

35. 价值 工程 应 用 中 ， 如 果 功 能 的 价值 系数 了 <1， 则 改进 方向 是 ( ) 。 

A. 剔除 不 必要 功能 B. 降低 现实 成 本 

C. 不 作为 价值 工程 改进 对 象 D. 提高 现实 成 本 或 降低 功能 水 平 


36. 某 机 加 工 产品 生产 线 ， 已 知 其 系统 效率 为 4500 万 元 ， 设 置 费 为 1000 万 元 ， 维 持 费 
为 2000 万 元 ， 则 该 产品 生产 线 的 费用 效率 为 ( ) 。 


A. 4.50 B. 2.25 C，1. 30 D. 0. 50 

37.， 对 于 非 政 府 投资 的 项 目 而 言 ， 投 资 者 在 确定 基准 收益 率 时 ， 考 虑 的 基础 因素 为 (  )。 

A. 资金 限制 和 投资 风险 B. 资金 成 本 和 机 会 成 本 

C. 目标 利润 和 投资 风险 D. 目标 利润 和 通货 膨胀 

38. 盈亏 平衡 分 析 分 线性 盈亏 平衡 分 析 和 非 线性 盈亏 平衡 分 析 ， 其 中 线性 盈亏 平衡 分 析 
的 前 提 条 件 之 一 是 ( ) 。 


A. 只 生产 单一 产品 ， 且 生产 量 等 于 销售 量 

B. 单位 可 变 成 本 随 生 产量 的 增加 成 比例 降低 

C. 生产 量 和 销售 量 之 间 成 线性 比例 关系 

D. 销售 收入 是 销售 量 的 非 线性 函数 

39. 某 项 目 单 因素 敏感 性 分 析 如 下 图 所 示 ， 三 个 不 确定 因素 工 、I、 亚 ， 按 敏感 性 由 大 
到 小 的 顺序 排列 为 ( ) 。 
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村 内 部 收益 率 的 变化 率 (%) 





一 不 确定 性 因素 〈%) 











A. [一 了 一 本 B. 工 一 亚 一 I C. HI—1—1 D. 亚 一 工 一 工 
40. 某 产 品 运 用 价值 工程 分 析 进 行 方案 创新 ， 产 生 了 甲 、 乙 、 两 、 丁 四 种 方案 。 有 关 各 
方案 的 部 分 数据 如 下 表 ， 则 优选 方案 应 是 ( ) 。 






































方案 功能 指数 成 本 指数 价值 指数 
0.35 1.4 
乙 0. 3 0. 6 
丙 0.2 
本 0.2 
A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁 
41. 下 列 融 资 成 本 中 ， 属 于 资金 使 用 成 本 的 是 ( ) o 
A. 发 行 手续 费 B. 担保 费 ee D. 债券 利息 
42. 某 施工 企业 需 用 一 i 经 营 租赁 方式 租 入 该 种 设备 ， 
年 租金 额 为 4.5 万 元 ， 已 知 所 得 税率 为 25%， 则 其 a )o 
A. 16.55% B. 15.08% C. 16. 88% D. 16.75% 
43. 营业 税 改 增值 税 试点 方案 中 提供 有 形 动 产 租赁 服务 的 税率 是 ( ) 。 
A. 17% B. ll% C. 6% D. 5% 


44. 投保 建筑 工程 一 切 险 ， 在 保险 期 限 内 ， 若 保险 单列 明 的 被 保险 财产 在 列 明 的 工地 范 
围 内 ， 有 下 列 情形 时 ， 保 险 人 应 承担 赔偿 责任 的 是 指 ( ) 。 


A. 因 发 生 除 外 责任 之 外 的 任何 自然 灾害 或 意外 事故 造成 的 物资 损失 时 ， 被 保险 人 采取 
施 救 措施 而 支出 的 合理 费用 

B. 设计 错误 引起 的 损失 和 费用 

C. 因原 材料 缺陷 或 工艺 不 善 引起 的 被 保险 人 财产 本 身 的 损失 

D. 非 外 力 引 起 的 机 械 或 电气 装置 的 本 身 损失 

45. 其 公司 的 销售 额 为 10000 万 元 ， 固 定 成 本 为 2000 万 元 ， 变 动 成 本 为 5000 万 元 ， 流 
通 在 外 的 普通 股 为 10000 股 ， 债 务 利息 为 600 万 元 ,公司 所 得 税 为 23%， 则 每 股 收益 为 
) 元 。 

A. 0.04 B. 0. 11 C. 0.15 D. 0.18 

46. 企业 计算 应 纳税 所 得 额 时 ， 下 列 项 目 中 ， 人 允许 从 收入 中 扣除 的 是 ( jo 
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A. 向 投资 者 支付 的 股息 

B. 向 银行 支付 的 短期 借款 利息 
C. 由 公益 性 赞助 支出 

D. 税收 沸 纳 金 








47. 工程 项 目 管理 工作 的 中 心 任 务 是 进行 ( ) 。 
A. 工程 项 目 全 过 程控 制 B. 工程 项 目 管理 控制 
C. 工程 项 目 目标 控制 D. 工程 项 目 全 方位 控制 


48. 以 投资 方案 建设 所 需 的 总 投资 作为 计算 基础 ， 反 映 投 资方 案 在 整个 计算 期 内 现金 流 
入 和 流出 的 是 ( ) 。 

A. 资本 金 现 金 流量 表 B. 投资 各 方 现金 流量 表 

C. 财务 计划 现金 流量 D. 投资 现金 流量 表 

49. 施工 图 审查 中 按 预算 定额 顺序 或 施工 的 先后 顺序 逐一 进行 全 面 审 查 ， 且 审查 的 全 
面 、 细 致 、 质 量 高 ， 但 工作 量 大 的 审查 方法 是 ( ) 。 

A. 全 面 审查 法 B. 分 组 计算 审查 法 C. 对 比 审查 法 D. 分 解 对 比 审查 法 

50. 根据 相关 规定 ， 在 监理 人 对 承保 人 提交 的 竣工 验收 申请 报告 审查 后 认为 已 具备 竣工 
验收 条 件 的 ， 应 在 收 到 竣工 验收 申请 报告 后 的 ( ) 天 内 提请 发 包 人 进行 工程 验收 。 

A. 14 B. 28 C. 42 D. 56 

51. 多 方案 报价 法 不 适用 于 下 列 工程 项 目 ( ) 。 

A. 招标 文件 中 的 工程 范围 不 很 明确 ， 条 款 不 很 清楚 

B. 招标 文件 中 的 合同 条 款 很 不 公正 

C. 技术 规范 要 求 过 于 苛刻 

D. 可 能 会 提前 完工 的 项 目 

















52. ( ) 是 工程 项 目 成 本 管理 的 核心 内 容 ， 也 是 工程 项 目 成 本 管理 中 不 确定 因素 最 
多 、 最 复杂 、 最 基础 的 管理 内 容 。 
A. 成 本 预测 B. 成 本 核算 C. 成 本 考查 D. 成 本 控制 





53. 监理 人 在 收 到 施工 承包 单位 有 关 变 更 施工 合同 的 书面 建议 后 ， 应 与 建设 单位 共同 研 
究 ， 确 认 存在 变更 的 ， 应 在 收 到 施工 单位 书面 建议 后 的 【( ) 天 内 作出 变更 指示 。 











A. 3 B. 7 C. 10 D. 14 

54. 在 建设 工程 合同 实施 过 程 中 ， 用 于 纠正 费用 偏差 的 经 济 措施 是 ( ) 。 
A. 落实 费用 控制 人 员 

B. 检查 工程 变更 有 无 必要 

C. 进行 技术 分 析 

D. 加 强 合同 日 常 管理 

55. 下 列 关 于 财务 内 部 收益 率 或 资本 金 净利 润 率 的 说 法 中 ， 正 确 的 是 ( ) 。 
A. 财务 内 部 收益 率 属于 静态 评价 指标 

B. 财务 内 部 收益 率 在 任何 情况 下 都 是 存在 且 唯 一 的 

C. 资本 金 净利 润 率 考虑 了 时 间 因 素 ， 体 现 了 资金 具有 时 间 价 值 

D. 资本 金 净利 润 率 高 于 同行 业 的 净利 润 率 参考 值 ， 表 明 项 目 盘 利 能 力 满足 要 求 


56. 根据 《建设 项 目 工程 总 承包 合同 (示范 文本 )》， 下 列 关 于 预付 款 支 付 和 抵 扣 的 说 
国 叮 才 六 回 
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法 ， 正 确 的 是 ( ) 。 

A. 合同 约定 了 预付 款 保函 的 ， 发 包 人 应 在 合同 生效 及 收 到 承包 人 提交 的 预付 款 保函 后 
10 日 内 支付 预付 款 

B. 合同 未 约定 预付 款 保函 的 ， 发 包 人 应 在 合同 生效 后 7 日 内 支付 预付 款 

C. 预付 款 抵 扣 方式 和 比例 ， 应 在 合同 通用 条 款 中 规定 

D. 预付 款 抵 扣 完 后 ， 发 包 人 无 需 向 承包 人 退还 预付 款 保函 

57. “香蕉 图 ”是 由 工程 网 络 计 划 中 全 部 工作 分 别 按 ( ) 绘制 的 两 条 S 曲线 组 成 。 

A. 最 早 开始 时 间 (ES) 开始 和 最 迟 开始 时 间 (LS) 开始 

B. 最 早 开始 时 间 (ES) 开始 和 最 早 完成 时 间 (EF) 完成 

C. 最 迟 开 始 时 间 (LS) 开始 和 最 早 完 成 时 间 (EF) 完成 

D. 最 迟 开始 时 间 (LS) 开始 和 最 述 完 成 时 间 (LF) 完成 

58. 关于 施工 成 本 管理 各 项 工作 之 间 关 系 的 说 法 ， 正 确 的 是 ( ) 。 

A. 成 本 计划 能 对 成 本 控制 的 实施 进行 监督 

B. 成 本 核算 是 成 本 计划 的 基础 

C. 成 本 预算 是 实现 成 本 目标 的 保证 

D. 成 本 分 析 为 未 来 的 成 本 预测 与 成 本 计划 编制 指明 方向 

59. 根据 《标准 施工 招标 文件 》， 监 理 人 应 商定 或 确定 追加 的 付款 和 (或 ) 延长 的 工 
期 ， 并 在 收 到 上 述 索赔 通知 书 或 有 关 索 赔 的 进一步 证 明 材 料 后 的 ( ) 天 内 ， 将 索赔 处 
理 结 果 答 复 施 工 承包 单位 。 

A. 14 B. 21 C. 28 D. 42 

60. 在 工程 费用 监控 过 程 中 ， 明 确 费 用 控制 人 员 的 任务 和 职责 分 工 ， 改 善 费用 控制 工作 
流程 等 措施 ， 属 于 费用 偏差 纠正 的 ( ) 。 

A. 合同 措施 B. 技术 措施 C. 经 济 措施 D. 组 织 措 施 























二 、 多 项 选择 题 ( 共 20 题 ， 每 题 2 分 。 每 题 的 备 选 项 中 ， 有 2 个 或 2 个 以 上 选项 符 
合 题 意 ， 至 少 有 1 个 错 项 。 错 选 ， 本 题 不 得 分 ; 少 选 ， 所 选 的 每 个 选项 得 0. 5 分 ) 
61. 根据 《注册 造价 工程 师 管理 办 法 》， 注 册 造 价 工程 师 的 执业 范围 有 ( ) 。 


A. 筹措 建设 资金 B. 可 行 性 研究 投资 估算 的 编制 和 审核 
C. 工程 经 济 纠纷 的 鉴定 D. 组 织 编制 项 目 初步 设计 文件 


E. 组 织 项 目 后 评价 
62. 根据 《工程 造价 咨询 企业 管理 办 法 》， 关 于 甲 级 工程 造价 咨询 企业 资质 标准 的 说 法 ， 
正确 的 有 ( ) 。 
A. 企业 出 资 人 中 注册 造价 工程 师 人 数 不 低 于 出 资 人 总 人 数 的 60% 
. 企业 技术 负责 人 应 当 从 事 工程 造价 专业 工作 15 年 以 上 
. 企业 近 3 年 工程 造价 咨询 营业 收入 累计 不 低 于 人 民 币 500 万 元 
. 企业 专职 从 事 工程 造价 专业 工作 的 人 员 中 注册 造价 工程 师 不 少 于 6 人 
. 企业 注册 资本 不 少 于 人 民 币 100 万 元 
63. 根据 《合同 法 》， 关 于 违约 责任 特点 的 说 法 ， 正 确 的 有 ( ) 。 
A. 违约 责任 以 有 效 合 同 为 前 提 





加 已 中 区 
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B， 违 约 责任 可 由 当事人 在 法 定 范围 内 约定 

C. 违约 责任 以 违反 合同 义务 为 要 件 

D. 违约 责任 的 承担 方式 必须 要 有 赠 偿 违约 金 

E， 违 约 责任 是 一 种 民事 赔偿 责任 

64. 根据 《建筑 法 》， 建 筑 许 可 包括 ( )。 

A. 建筑 工程 施工 许可 B. 建筑 开工 报告 许可 

C. 建筑 规划 许可 D， 从 业 资格 许可 

E. 建设 投资 规模 许可 

65. 建筑 工程 总 承包 单位 可 以 将 承包 工程 中 的 部 分 工程 发 包 给 具有 相应 资质 条 件 的 分 包 
单位 。 但是, ( )。 

A. 必需 报 建 设 行政 主管 部 门 批准 备案 

B. 除 总 承包 合同 中 约定 的 分 包 外 ， 必 须 经 建设 单位 认可 

C. 必须 经 由 建设 单位 与 分 包 单位 重新 签订 分 包 合 同 

D， 建设 单位 应 当 重新 领取 施工 许可 证 

E. 施工 总 承包 的 ， 建 筑 工程 主体 结构 的 施工 必须 由 总 承包 单位 自行 完成 

66. 按照 《招标 投标 法 》 及 相关 规定 ， 在 建筑 工程 投标 过 程 中 ， 下 列 应 当 作为 废 标 处 理 
的 情形 是 ( 。 )。 

















A. 联合 体 共同 投标 ， 投 标 文 件 中 没有 附 共同 投标 协议 

B. 交纳 投标 保证 金 超 过 规定 数额 

C. 投标 人 是 响应 招标 、 参 加 投标 竞争 的 个 人 

D. 投标 人 在 开标 后 修改 补充 投标 文件 

E. 投标 人 未 对 招标 文件 的 实质 内 容 和 条 件 作 出 响应 

67.， 对 业主 而 言 ， 建 设 工程 采用 平行 承包 模式 的 特点 有 ( ) 。 
A. 选择 承包 商 的 范围 大 B. 组 织 协调 工作 量 小 
C. 有 利于 控制 工程 质量 D. 工程 招标 任务 量 大 


E. 工程 造价 控制 难度 大 
68. 控制 工程 造价 的 方法 包括 ( ) 。 


A. 网 络 计 划 图 B. 香蕉 曲线 图 
C. S 形 曲线 控制 法 D. 直方 图 

E. 控制 图 

69. 根据 优化 目标 的 不 同 ， 网 络 计划 的 优化 可 分 为 ( )o 
A. 管理 线路 优化 B. 工期 优化 

C. 控制 措施 优化 D. 费用 优化 


E. 资源 优化 

70. 建设 单位 的 计划 体系 中 ， 工 程 项 目 年 度 计划 的 编制 依据 包括 ( ) 。 
A. 工程 项 目 建设 总 进度 计划 

B. 年 度 竣工 投产 交付 使 用 计划 

C. 年 度 劳 动力 需求 计划 

D. 批准 的 设计 文件 
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E. 技术 组 织 措 施 计划 
1. 某 工程 双 代 号 网 络 计划 如 下 图 所 示 ， 图 中 已 标 出 各 节点 的 最 早 时 间 和 最 迟 时 间 。 该 


ee ( ) 。 











8 | 8 i513 
A. 工作 1 一 2 为 关键 工作 B. 工作 2 一 4 的 总 时 差 为 0 
C. 工作 2 一 5 的 自由 时 差 为 1 D. 工作 3 一 4 为 非 关键 工作 
E. 工作 5 一 6 的 总 时 差 为 1 
72。 作 为 投资 方案 经 济 效果 评价 指标 ， 净 现 值 和 内 部 收益 率 的 共同 特点 是 ( ) 。 
A. 均 考 虑 资金 的 时 间 价 值 B. 均 不 受 外 部 参数 的 影响 
C. 均 可 对 独立 方案 进行 评价 D. 均 能 反映 未 收回 投资 的 收益 率 


E. 均 有 了 唯一 的 取 值 
73. 在 费用 效率 分 析 法 中 ， 系 统 效 率 的 XX 项 目 包括 ( ) 。 


A. 利润 B. 舒适 性 
C. 销售 量 D. 技术 水 平 
E. 能 


74. 企业 增资 扩 股 中 企业 可 以 通过 原 有 股东 增资 扩 股 以 及 吸收 新 股东 增资 扩 股 ， 包 括 
) 的 增资 扩 股 。 


A. 国家 股 B. 企业 法 人 股 
C. 个 人 股 D. 外 资 股 
E. 商业 股 


75. 营业 税 实行 差别 比例 税率 ， 对 不 同行 业 实行 不 同 税率 。 下 列 营 业 税 税率 中 正确 的 有 
) 。 
A. 建筑 、 安 装 、 装 御 运 输 的 税率 为 3% 
B. 转让 商标 权 、 专 利 权 的 税率 为 4% 
C. 转让 土地 使 用 权 、 销 售 建筑 物 的 税率 为 5% 
D. 金融 保险 、 文 化 体育 业 的 税率 为 8% 
E. de 5% 
. ABS 融资 方式 的 特点 主要 包括 ( ) 。 
A. 过 证 券 市 场 发 行 债券 筹集 资金 
B. ABS 融资 风险 仪 与 项 目 资产 未 来 现金 收入 有 关 
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C. 
D. 
E. 


. 已 完工 程 实际 费用 超 文 
. 已 完工 程 实际 进度 超前 

. 拟 完 工程 计划 费用 > 已 完工 程 实际 费用 

. 已 完工 程 实际 费用 > 已 完工 程 计划 费用 

. 拟 完 工程 计划 费用 > 已 完工 程 计划 费用 

. 施工 承包 单位 内 部 审查 工程 竣工 结算 的 主要 内 容 有 ( ) 。 


ABS 融资 风险 与 项 目 原始 权益 人 无 关 
ABS 方式 融资 的 载体 是 项 目 权益 人 本 身 
ABS 融资 方式 不 需要 投资 项 目 资产 在 未 来 有 现金 收入 





. 工程 项 目 限额 设计 的 实施 程序 包括 ( ) 。 








. 目标 实现 B. 目标 制定 
. 目标 分 解 D. 目标 推进 
. 成 果 评 价 


. 关于 分 部 分 项 工程 成 本 分 析 资 料 来 源 的 说 法 ， 正 确 的 有 ( ) 。 
. 预算 成 本 以 施工 图 和 定额 为 依据 确定 

. 预算 成 本 的 各 种 信息 是 成 本 核算 的 依据 

. 计划 成 本 通过 目标 成 本 与 预算 成 本 的 比较 来 确定 

. 实际 成 本 来 自 实 际 工程 量 、 实 耗 人 工 和 实 耗 材料 





目标 成 本 是 分 解 到 分 部 分 项 工程 上 的 计划 成 本 


。 某 工程 施工 至 某 月 底 ， 经 偏差 分 析 得 到 费用 偏差 (CY) <0， 进 度 偏差 (SV) <0， 


( ) 。 








. 工程 竣工 结算 的 完备 性 B. 工程 量 计 算 的 准确 性 
. 取 费 标准 执行 的 严格 性 D. 工程 结算 资料 递交 程序 的 合法 性 


. 取 费 依据 的 相符 性 





模拟 试卷 六 答案 及 解析 


一 、 单 项 选择 题 

1. 【答案 】A (参见 教材 P1) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 及 其 计价 特征 。 从 投资 者 (业主 ) 的 角度 分 析 ， 工 程 造 
价 是 指 建 设 一 项 工程 预期 开支 或 实际 开支 的 全 部 固定 资产 投资 费用 。 

2. 【答案 】A (参见 教材 P7) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 管理 的 主要 内 容 及 原则 。 工 程 造价 管理 的 关键 在 于 前 期 
决策 和 设计 阶段 ， 而 在 项 目 投资 决策 后 ， 控 制 工 程 造 价 的 关键 就 在 于 设计 。 

3. 【答案 】A (参见 教材 P10) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 造价 工程 师 管 理 制 度 。 取 得 造价 工程 师 执业 资格 证 书 的 人 员 ， 可 
自 资格 证 书签 发 之 日 起 1 年 内 申请 初始 注册 。 和 逾期 未 申请 者 ， 须 符合 继续 教育 的 要 求 后 方 可 
申请 初始 注册 。 

4. 【答案 】A (参见 教材 P13) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 造价 工程 师 管 理 制 度 。 隐 瞒 有 关 情 况 或 者 提供 虚假 材料 申请 造价 
工程 师 注册 的 ， 不 予 受 理 或 者 不 子 注 册 ， 并 给 予 警 告 ， 申 请 人 在 1 年 内 不 得 再 次 申请 造价 工 
程 师 注册 。 

5. 【答案 】B (参见 教材 P16) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 造价 咨询 企业 资质 管理 。 乙 级 工程 造价 咨询 企业 的 技术 负责 
人 是 注册 造价 工程 师 ， 并 具有 工程 或 工程 经 济 类 高 级 专业 技术 职称 ， 且 从 事 工 程 造 价 专业 工 
作 10 年 以 上 。 

6. 【答案 】C (参见 教材 P25) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 发 达 国 家 和 地 区 工程 造价 管理 。 在 美国 ， 有 关 工 程 造价 的 工程 量 
计算 规则 、 指 标 、 费 用 标准 等 ， 一 般 是 由 各 专业 协会 、 大 型 工程 咨询 公司 制订 。 

7. 【答案 】B (参见 教材 PS ) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 造价 管理 的 组 织 系统 。 政 府 既是 宏观 管理 主体 ， 也 是 政府 投 
资 项 目 微观 管理 主体 ， 省、 市 工程 造价 管理 部 门 负责 审核 国家 投资 工程 的 标底 ; 国务 院 其 他 
部 门 造价 管理 机 构 负 责 人 修订、 编制、 解释 相应 的 工程 建设 标准 定额 ， 有 的 还 负担 本 行业 大 型 
或 重点 项 目的 概算 审批 、 概 算 调整 等 职责 。 

8. 【答案 】C (参见 教材 P16) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 造价 咨询 企业 资质 管理 。 甲 级 工程 造价 咨询 企业 具有 工程 或 
者 工程 经 济 类 中 级 以 上 专业 技术 职称 的 人 员 不 少 于 16 人 。 乙 级 工程 造价 咨询 企业 具有 工程 
或 者 工程 经 济 类 中 级 以 上 专业 技术 职称 的 人 员 不 少 于 8 人 。 

9. 【答案 】B (参见 教材 P30 ~ P31) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。“ 超 过 承诺 期 限 发 出 的 承诺 ”如 要 约 人 及 时 通知 受 要 约 
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人 有 效 ， 则 不 为 新 要 约 。 

10. 【答案 】C (参见 教材 P35) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 对 于 可 变更 可 撤销 合同 ， 当 事 人 一 方 可 以 请 求人 民法 院 
撤销 或 仲裁 机 构 撤 销 或 变更 合同 。 

11. 【答案 】D (参见 教材 P40) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 约 定 的 违约 金 低 于 造成 的 损失 的 ， 当 事 人 可 以 请 求人 民 
法 院 或 是 仲裁 机 构 予 以 增加 ; 约定 的 违约 金 过 分 高 于 造成 的 损失 的 ， 当 事 人 可 以 请 求人 民法 
院 或 仲裁 机 构 予 以 适当 减少 。 

12. 【答案 】B (参见 教材 P44) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建筑 法 。 禁 止 全 部 转 包 ， 所 以 选项 A 错 ; 禁止 分 包 的 工程 再 分 
包 ， 所 以 选项 C 错 ; 禁止 股 解 后 分 包 ， 所 以 选项 DD 错 。 

13. 【答案 】A (参见 教材 P49) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建设 工程 安全 生产 管理 条 例 。 建 设 单位 应 当 向 施工 单位 提供 施工 
现场 及 毗邻 区 域内 供水 、 排 水 、 供 电 、 供 气 、 供 热 、 通 信 、 广 播 电 视 等 地 下 管线 资料 ， 气 象 
和 水 文 观测 资料 ， 相 邻 建筑 物 和 构筑 物 、 地 下 工程 的 有 关 资 料 ， 并 保证 资料 的 真实 、 准 确 、 


完整 。 


14. 【答案 】A (参见 教材 P52) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 建设 工程 安全 生产 管理 条 例 。 该 题 考 点 是 施工 单位 应 采取 的 安全 
措施 。《 建 设 工程 安全 生产 管理 条 例 》 规 定 ， 对 下 列 达 到 一 定 规模 的 危险 性 较 大 的 分 部 分 项 
工程 编制 专项 施工 方案 ， 并 附 具 安 全 验算 结果 ， 经 施工 单位 技术 负责 人 、 总 监理 工程 师 签 字 
后 实施 ， 由 专职 安全 生产 管理 人 员 进 行 现场 监督 中 基 坑 支 护 与 降水 工程 ; @ 土 方 开 挖 工 
程 ; @@ 模 板 工 程 ;， 人 由 起 重 吊 装 工 程 ，@ 脚 手 架 工程 ;GO 拆除、 爆破 工程 ;，@O 国 务 院 建设 行政 
主管 部 门 或 者 其 他 有 关 部 门 规定 的 其 他 危险 性 较 大 的 工程 。 上 述 所 列 工程 中 涉及 深 基 坑 、 地 
下 上 暗 挖 工程 、 高 大 模板 工程 的 专项 施工 方案 ,施工 单位 还 应 当 组 织 专 家 进行 论证 、 审 查 。 

15. 【答案 】D (参见 教材 P54 ~ PS5 ) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 招标 投标 法 。 招 标 分 为 公开 招标 和 邀请 招标 ， 联 合体 中 标 后 ， 联 
合体 应 该 共同 与 招标 人 签订 合同 ， 而 不 是 分 别 签订 ， 招 标 人 可 以 对 已 经 发 出 的 招标 文件 进行 
修改 ， 投 标 文件 应 当 对 招标 文件 提出 的 实质 性 要 求 和 条 件 作 出 响应 。 

16. 【答案 】B (参见 教材 P32) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 法 律 、 行 政法 规 规定 或 者 当事人 约定 采用 书面 形式 订立 
合同 ， 当 事 人 未 采用 书面 形式 但 一 方 已 经 履行 主要 义务 ， 对 方 接受 的 ， 该 合同 成 立 。 

17. 【答案 】A (参见 教材 P36) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 在 合同 约定 的 交付 期 限 内 政府 价格 调整 时 ， 按 照 交 付 时 
的 价格 计价 。 逾 期 交付 标的 物 的 ， 遇 价格 上 涨 时 ， 按 照 原价 格 执 行 ， 价 格 下 降 时 ， 按 照 新 价 



























































格 执行 。 逾 期 提取 标的 物 或 者 逾期 付款 的 ， 遇 价格 上 涨 时 ， 按 照 新 价格 执行 ， 价 格 下 降 时 ， 
按照 原价 格 执行 。 


18. 【答案 】C (参见 教材 P40) 
【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 某 合同 约定 了 违约 金 ， 当 事 人 一 方 迟 延 履 行 的 ， 根 据 
《合同 法 》， 违 约 方 应 支付 违约 金 并 继续 履行 债务 。 
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19. 【答案 】D (参见 教材 P47) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建设 工程 质量 管理 条 例 。 建 设 工程 竣工 验收 应 当 具 备 的 条 件 是 : 
QD 完成 建设 工程 设计 和 合同 约定 的 各 项 内 容 ; 有 完整 的 技术 档案 和 施工 管理 资料 ，(BD 有 工 
程 使 用 的 主要 建筑 材料 、 建 筑 构 配件 和 设备 的 进 场 试 验 报告 ; 中 有 勘察 、 设 计 、 施 工 、 工 程 
监理 等 单位 分 别 签署 的 质量 合格 文件 ; 名 有 施工 单位 签署 的 工程 保修 书 。 

20. 【答案 】C (参见 教材 P56) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 招标 投标 法 。 评 标 委员 会 成 员 的 名 单 在 中 标 结果 确定 前 保密 ， 所 
以 选项 A 错误 ; 评 标 委员 会 成 员 为 5 人 以 上 的 单数 ， 由 招标 人 代表 和 有 关 技 术 经 济 专 家 组 
成 ， 其 中 技术 经 济 方面 的 专家 不 少 于 成 员 总 数 的 2/3 ， 所 以 选项 B、D 错误 。 

21. 【答案 】D (参见 教材 P65) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目的 组 成 和 分 类 。 更 新 改造 项 目 一 般 只 按 投资 额 分 为 限额 
以 上 和 限额 以 下 项 目 ， 不 再 按 生产 能 力 或 其 他 标准 划分 。 

22. 【答案 】C (参见 教材 P72) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 建设 程序 。 工 程 项 目 全 部 建 完 ， 经 过 各 单位 工程 的 验 
收 ， 符 合 设 计 要 求 ， 并 具备 竣工 图 、 竣 工 决 算 、 工 程 总 结 等 必要 文件 资料 ， 由 项 目 主 管 部 门 
或 建设 单位 向 负责 验收 的 单位 提出 竣工 验收 申请 报告 。 选 项 A 规模 较 小 、 较 简单 的 工程 项 
目 可 以 不 用 进行 初 验 ; 选项 B 竣工 图 不 一 定 由 施工 单位 绘制 ; 选项 D 应 该 由 建设 单位 编制 
竣工 决算 。 

23. 【答案 】B (参见 教材 P82) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 管理 组 织 机 构 形 式 。 职 能 制 组 织 机 构 的 主要 优点 是 强调 
管理 业务 的 专门 化 ， 注 意 发 挥 各 类 专家 在 项 目 管理 中 的 作用 。 由 于 管理 人 员工 作 单 一 ， 易 于 
提高 工作 质量 ， 同 时 可 以 减轻 领导 者 的 负担 。 但 是 ， 由 于 这 种 机 构 没 有 人 处理 好 管理 层次 和 管 
理 部 门 的 关系 ， 形 成 多 头领 导 ， 使 下 级 执行 者 接受 多 方 指令 ， 容 易 造 成 职责 不 清 。 

24. 【答案 】C (参见 教材 P91) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 施 工 组 织 设计 。 施 工 总 进度 计划 是 根据 总 体 施 工 部 署 的 
要 求 ， 用 来 确定 各 单位 工程 的 施工 顺序 、 施 工时 间 及 相互 衔接 关系 的 计划 。 

25. 【答案 】B (参见 教材 P109) 

【解析 】 本题 考查 的 是 流水 施工 的 特点 和 参数 。 用 来 表达 流水 施工 在 空间 布置 上 开展 状 
态 的 参数 是 空间 参数 ， 包 括 工作 面 和 施工 段 。 选 项 A 是 时 间 参 数 ， 选 项 C、D 是 工艺 参数 。 

26. 【答案 】C (参见 教材 P155) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 利息 计算 方法 。 

建设 期 : 第 1 年 年 末 本 息 和 : 600 x (1 +8%) =648 (万 元 ); 第 2 年 年 末 本 息 和 : 
(648 +400) x (1+8% ) =1131. 84 (万 元 ) 。 

运营 期 : 第 3 年 年 末 的 本 息 和 : 1131. 84 x (1 +8% )3 =1425.79 (万 元 ); 第 5 年 年 末 应 
偿还 的 本 息 和 : (1425.79 -600) x(1+8% )65-3) =963.20 (万 元 )。 

27. 【答案 】B (参见 教材 P161) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 等 值 计算 。 月 利率 : i =r/m =12%/12 =1% ， 每 月 支付 利息 : 了 = 
500 x1% =5 (万 元 ) 。 

28. 【答案 】D (参见 教材 P171 ~ P172) 
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【解析 】 本 题 考 查 的 是 经 济 效果 评价 的 内 容 及 指标 体系 。 投 资 收益 率 指标 的 经 济 意 义 明 
确 、 直 观 ， 计 算 简便 ， 在 一 定 程度 上 反映 了 投资 效果 的 优 劣 ， 可 适用 于 各 种 投资 规模 。 但 不 
足 的 是 ， 没 有 考虑 投资 收益 的 时 间 因 素 ， 忽 视 了 资金 具有 时 间 价 值 的 重要 性 ; 指标 计算 的 主 
观 随意 性 太 强 ， 换 句 话 说， 就 是 正常 生产 年 份 的 选择 比较 困难 ， 如 何 确 定 带 有 一 定 的 不 确定 
性 和 人 为 因素 。 

29. 【答案 】A (参见 教材 P173) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 经 济 效果 评价 的 内 容 及 指标 体系 。 利 息 备 付 率 也 称 已 获 利 息 倍 
数 ， 是 指 投资 方案 在 借款 偿还 期 内 的 息 税 前 利润 与 当期 应 付 利息 的 比值 。 利 息 备 付 率 从 付 息 
资金 来 源 的 充裕 性 角度 反映 投资 方案 偿付 债务 利息 的 保障 程度 。 

30. 【答案 】A (参见 教材 P177) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 经 济 效 果 评 价 的 内 容 及 指标 体系 。 在 工程 经 济 分 析 中 ， 内 部 收益 
率 是 考察 项 目 鳃 利 能 力 的 主要 动态 评价 指标 。 

31. 【答案 】D (参见 教材 P194) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 不 确定 性 分 析 与 风险 分 析 。 采 用 敏感 性 分 析 ， 在 一 定 程度 上 定量 
描述 了 不 确定 因素 的 变动 对 项 目 投 资 效 果 的 影响 ， 有 助 于 搞 清 项 目 对 不 确定 因素 的 不 利 变 动 
所 能 容许 的 风险 程度 ， 有 助 于 鉴别 敏感 因素 ， 从 而 能 够 及 早 排除 那些 无 足 轻重 的 变动 因素 ， 
将 进一步 深入 调查 研究 的 重点 集中 在 那些 敏感 因素 上 ,或 者 针对 敏感 因素 制定 出 管理 和 应 变 
对 策 ， 以 达到 尽量 减少 风险 、 增 加 决策 可 靠 性 的 目的 。 

32. 【答案 】A (参见 教材 P196) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 价值 工程 的 基本 原理 和 工作 程序 。 价 值 工程 的 目标 是 以 最 低 的 寿 
命 周 期 成 本 ， 使 产品 具备 它 所 必须 具备 的 功能 。 

33. 【答案 】A (参见 教材 P199 ) 

【解析 】 本题 考查 的 是 价值 工程 方法 。 因 素 分 析 法 ， 又 称 经验 分 析 法 ， 是 一 种 定性 分 析 
方法 ,依据 分 析 人 员 经 验 作出 选择 ， 简 便 易 行 。 特 别 是 在 被 研究 对 象 彼此 相差 比较 大 以 及 时 
间 紧 迫 的 情况 下 比较 适用 。 

34. 【答案 】C (参见 教材 P201) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 价值 工程 方法 。 功 能 整理 的 主要 任务 就 是 建立 功能 系统 图 。 

35. 【答案 】B (参见 教材 P208) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 价值 工程 方法 。 价 值 系数 了 <1， 以 剔除 过 剩 功 能 及 降低 现实 成 本 
为 改进 方向 ， 使 成 本 与 功能 比例 趋 于 合理 。 

36. 【答案 】C (参见 教材 P215 ) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 寿命 周期 成 本 分 析 方 法 。 费 用 效率 CE = 工程 系统 效率 /寿命 
周期 成 本 =4500/(1000 +2000) =1. 50。 

37. 【答案 】B (参见 教材 P175) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 经 济 效 果 评 价 的 内 容 及 指标 体系 。 确 定 基准 收益 率 的 考虑 因素 : 
资金 成 本 和 机 会 成 本 、 投 资 风 险 、 通 货 膨 胀 。 

38. 【答案 】A (参见 教材 P190) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 不 确定 性 分 析 与 风险 分 析 。 线 性 盘 亏 平衡 分 析 的 前 提 是 : 中 生产 
量 等 于 销售 量 ; @) 生 产量 变化 ， 单 位 可 变 成 本 不 变 ， 从 而 使 总 生产 成 本 成 为 生产 量 的 线性 函 
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数 ; @ 生 产量 变化 ， 销 售 单价 不 变 ， 从 而 使 销售 收入 成 为 销售 量 的 线性 函数 ; 由 只 生产 单一 
产品 ; 或 者 生产 多 种 产品 ， 但 可 以 换算 为 单一 产品 计算 。 

39. 【答案 】B (参见 教材 P194) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 不 确定 性 分 析 与 风险 分 析 。 每 条 和 斜 线 的 斜率 反映 经 济 评价 指标 对 
该 不 确定 因素 的 敏感 程度 ， ee 每 条 和 斜 线 与 横 轴 的 交点 所 对 应 的 不 确定 因 
ee， 

. 【答案 】A i 

| Ns 

根据 Vi = FAC,，>， 功能 指数 =1，> 成 本 指数 =1 
nm =0.35/1.4 =0. 25 
育 =1 -0.25 -0.3-0.2=0.25 
2 =0.3 x0.6=0.18 
=0.2/0.25 =0.8 
=1 -0.35 -0.18 -0.2 =0.27 
7 =0.27/0.2 =1.35 

按 VW 大 的 优选 方案 ， 选 甲 方案 。 

41. 【答案 】D (参见 教材 P233) 

【解析 】 本题 考查 的 是 资金 成 本 与 资本 结构 。 资 金 使 用 成 本 主要 包括 支付 给 股东 的 各 种 
0 向 债权 人 支付 的 贷款 利息 以 及 支付 给 其 他 债权 人 的 各 种 利息 费用 等 。 

. 【答案 】C (参见 教材 P237) 

和 本 题 考查 的 是 资金 成 本 与 资本 结构 。4.5/20 x (1 -25% ) = 16.875% ， 约 等 
于 16. 

. 【答案 】A (参见 教材 P256) 

i] 本 题 考 查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 税收 规定 。 提 供 有 形 动产 租赁 服务 税率 是 
17% ; 提供 交通 运输 业 服 务 税率 是 11% ， 提 供 现代 服务 业 服务 税率 是 6% ; 财政 部 和 国家 税 
务 总 局 规定 的 应 税 服务 税率 是 零 。 

44. 【答案 】A (参见 教材 P267) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 保险 规定 。 选 项 B、C、D 都 是 除外 责任 。 

45. 【答案 】D (参见 教材 P241) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 资金 成 本 与 资本 结构 。EPS=[(S-VC-F-7)(1-7)-D,]/N= 
(10000 -5000 -2000 -600) x (1 -25% )/10000 =0.18。 

46. 【答案 】B (参见 教材 P257 ) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 税收 规定 。 企 业 实际 发 生 的 与 取得 收入 有 关 
的 、 合 理 的 支出 ， 包 括 成 本 、 费 用 、 和 税金、 损失 和 其 他 支出 ,准予 在 计算 应 纳税 所 得 额 时 扣 
除 。 同 时 ,企业 发 生 的 公益 性 捐赠 支出 ， 在 年 度 利润 总 额 12% 以 内 的 部 分 ， 准 予 在 计算 应 
纳税 所 得 额 时 扣除 。 不 得 扣除 的 支出 : 向 投资 者 支付 的 股息 、 红 利 等 权益 性 投资 收益 款项 
企业 所 得 税 税 款 ; 税收 滞纳金 ， 罚 金 、 罚 球 和 被 没收 财物 的 损失 ; 允许 扣除 范围 以 外 的 捐赠 
支出 ; 赞助 支出 ; 未 经 核定 的 准备 金 支出 ; 与 取得 收入 无 关 的 其 他 支出 。 
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47. 【答案 】C (参见 教材 P277) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 策划 。 工 程 项 目 管理 工作 的 中 心 任务 是 进行 工程 项 目 目 
标 控 制 。 

48. 【答案 】D (参见 教材 P287 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 报表 的 编制 。 投 资 现金 流量 表 是 以 投资 方案 为 
一 独立 系统 进行 设置 的 。 它 以 投资 方案 建设 所 需 的 总 投资 作为 计算 基础 ， 反 映 投资 方案 在 整 
个 计算 期 (包括 建设 期 和 生产 运营 期 ) 内 现金 的 流入 和 流出 。 

49. 【答案 】A (参见 教材 P303) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 概 预算 文件 的 审查 。 全 面 审查 法 又 称 逐 项 审查 法 ， 是 指 按 预算 定 
额 顺序 或 施工 的 先后 顺序 ， 逐 一 进行 全 部 审查 。 其 优点 是 全 面 、 细 致 ， 审 查 的 质量 高 ; 缺点 
是 工作 量 大 ， 审 查 时 间 较 长 。 

50. 【答案 】B (参见 教材 P313) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 合同 示范 文本 。 在 监理 人 对 承保 人 提交 的 竣工 验收 申请 报告 
审查 后 认为 已 具备 竣工 验收 条 件 的 ， 应 在 收 到 竣工 验收 申请 报告 后 的 28 天 内 提请 发 包 人 进 
行 工 程 验收 。 

51. 【答案 】D (参见 教材 P326) 

【解析 】 本题 考查 的 是 施工 投标 报价 策略 。 多 方案 报价 法 适用 于 招标 文件 中 的 工程 范围 
不 很 明确 ， 条 款 不 很 清楚 或 很 不 公正 ,或 技术 规范 要 求 过 于 苛刻 的 工程 。 采 用 多 方案 报价 
法 ， 可 降低 投标 风险 ， 但 投标 工作 量 较 大 。 

52. 【答案 】D (参见 教材 P337) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 成 本 管理 。 成 本 控制 是 工程 项 目 成 本 管理 的 核心 内 容 ， 也 是 
工程 项 目 成 本 管理 中 不 确定 因素 最 多 、 最 复杂 、 最 基础 的 管理 内 容 。 

53. 【答案 】D (参见 教材 P347) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 变更 与 索赔 管理 。 监 理 人 收 到 施工 承包 单位 书面 建议 后 ， 应 
与 建设 单位 共同 研究 ， 确 认 存 在 变更 的 ， 应 在 收 到 施工 承包 单位 书面 建议 后 的 14 天 内 作出 
变更 指示 。 

54. 【答案 】B (参见 教材 P353) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 费用 的 动态 监控 。 经 济 措施 主要 是 指 审核 工程 量 和 签发 支付 
证 书 , 包括 : 检查 费用 目标 分 解 是 否 合理 ， 检 查 资 金 使 用 计划 有 无 保障 ， 是 否 与 进度 计划 发 
生 冲 突 ， 工 程 变 更 有 无 必要 ， 是 否 超 标 等 。 

55. 【答案 】D (参见 教材 P284) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 。 选 项 A 错误 ， 内 部 收益 率 属 于 动态 评价 指 
标 ; 选项 B 错误 ， 内 部 收益 率 往往 不 是 唯一 的 ， 在 某 些 情况 下 甚至 不 存在 ; 选项 C 错误 ， 
资本 金 净 利润 率 没有 体现 时 间 因 素 。 

56. 【答案 】A (参见 教材 P317) 

【解析 】 本题 考查 的 是 施工 合同 示范 文本 。 选 项 A 正确 ,合同 约定 了 预付 款 保函 的 ， 发 
包 人 应 在 合同 生效 及 收 到 承包 人 提交 的 预付 款 保函 后 10 日 内 ， 根 据 约定 的 预付 款 金 额 ， 一 
次 支付 给 承包 人 ; 选项 B 错误 ， 合 同 未 约定 预付 款 保函 的 ， 发 包 人 应 在 合同 生效 后 10 日 内 ， 
根据 约定 的 预付 款 金额 ， 一 次 支付 给 承包 人 ; 选项 C 错误 ， 预 付款 的 抵 扣 方式 、 抵 扣 比 例 
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和 抵 扣 时 间 安 排 ， 在 专用 条 款 中 约定 ; 选项 D 错误 ， 预 付款 抵 扣 完 后 ， 发 包 人 应 及 时 向 承 
包 人 退还 预付 款 保函 。 

57. 【答案 】A (参见 教材 P103) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 目标 控制 的 内 容 、 措 施 和 方法 。 由 于 在 工程 网 络 计划 
中 ， 工 作 的 开始 时 间 有 最 早 开始 时 间 和 最 迟 开始 时 间 两 种 ， 如 果 按 照 工 程 网 络 计 划 中 每 项 工 
作 的 最 早 开 始 时 间 绘 制 整个 工程 项 目的 计划 累计 完成 工程 量 或 造价 ， 即 可 得 到 一 条 S$ 曲线 
(ES 曲线 ) ;而 如 果 按 照 工程 网 络 计划 中 每 项 工作 的 最 迟 开始 时 间 绘 制 整 个 工程 项 目的 计划 
累计 完成 工程 量 或 造价 ， 又 可 得 到 一 条 S$ 曲线 (LS 曲线 ) ， 两 条 S 曲线 组 合 在 一 起 ， 即 成 为 
香 态 曲线 。 

58. 【答案 】D (参见 教材 P337 ~ P342) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 成 本 管理 。 选 项 A 错误 ,成 本 计划 是 进行 成 本 费用 控制 的 主 
要 依据 而 不 是 监督 ; 选项 B 错误 ， 成 本 计划 是 在 成 本 预测 的 基础 上 ; 选项 C 错误 ,无 成 本 
预算 这 一 说 法 ; 选项 DD 正确 ， 成 本 分 析 为 成 本 考核 提供 依据 ， 也 为 未 来 的 成 本 预测 与 成 本 
计划 编制 指明 方向 。 

59. 【答案 】D (参见 教材 P349) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 工程 变更 与 索赔 管理 。 监 理 人 应 商定 或 确定 追加 的 付款 和 (或 ) 
延长 的 工期 ， 并 在 收 到 上 述 索 赔 通知 书 或 有 关 索 赔 的 进一步 证 明 材料 后 的 42 天 内 ， 将 索赔 
处 理 结果 答复 施工 承包 单位 。 

60. 【答案 】D (参见 教材 P101 ~ P102) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 目标 控制 的 内 容 、 措 施 和 方法 。 选 项 A 合同 措施 主要 是 
拟订 合同 条 款 、 参 加 合同 谈判 、 处 理 合 同 问题 ; 选项 B 技术 措施 主要 是 通过 技术 来 解决 问 
题 ; 选项 C 经 济 措施 主要 是 针对 投资 、 资 金 的 筹集 和 使 用 工作 。 




















二 、 多 项 选择 题 

61. 【答案 】BC (参见 教材 P12) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 造价 工程 师 管理 制度 。 注 册 造 价 工程 师 的 执业 范围 : 中 建设 项 目 
建议 书 、 可 行 性 研究 投资 估算 的 编制 和 审核 ， 项 目 经 济 评价 ， 工 程 概 算 、 预 算 、 结 算 、 竣 工 
结 ( 决 ) 算 的 编制 和 审核 ; @ 工 程 量 清单 、 标 底 (或 者 控制 价 )、 投 标 报价 的 编制 和 审核 ， 
工程 合同 价款 的 签订 及 变更 、 调 整 ， 工 程 款 支 付 与 工程 索赔 费用 的 计算 ; @@ 建 设 项 目 管理 过 
程 中 设计 方案 的 优化 、 限 额 设 计 等 工程 造价 分 析 与 控制 ， 工 程 保 险 理赔 的 核查 ; 由 工程 经 济 
纠纷 的 鉴定 。 

62. 【答案 】ABCE (参见 教材 P16) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 造价 咨询 企业 资质 管理 。 选 项 D 错误 ， 企 业 专职 从 事 工 程 造 
价 专 业 工 作 的 人 员 中 注册 造价 工程 师 不 少 于 10 人 。 

63. 【答案 】ABCE (参见 教材 P39 ~ P40) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 违 约 责任 的 主要 特点 : 中 违约 责任 以 有 效 合 同 为 前 提 :; 
@) 违 约 责 任 以 违反 合同 义务 为 要 件 ; @@ 违 约 责任 可 由 当事人 在 法 定 范围 内 约定 ; 多 违约 责任 
是 一 种 民事 赔偿 责任 。 

64. 【答案 】AD (参见 教材 P43 ) 
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【解析 】 本 题 考查 的 是 建筑 法 。 建 筑 许 可 包括 建筑 工程 施工 许可 和 从 业 资 格 许可 两 个 
方面 。 

65. 【答案 】BE (参见 教材 P44) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建筑 法 。 建 筑 工 程 总 承包 单位 可 以 将 承包 工程 中 的 部 分 工程 发 包 
给 具有 相应 资质 条 件 的 分 包 单 位 。 但 是 ， 除 总 承包 合同 中 约定 的 分 包 外 ， 必 须 经 建设 单位 认 
可 。 施 工 总 承包 的 ， 建 筑 工 程 主体 结构 的 施工 必须 由 总 承包 单位 自行 完成 。 

66. 【答案 】AE (参见 教材 P61) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 招标 投标 法 实施 条 例 。 评 标 委员 会 应 当 和 否决 其 投标 : 中 投标 文件 
未 经 投标 单位 羡 章 和 单位 负责 人 签字 ; @ 投 标 联合 体 没 有 提交 共同 投标 协议 ; 投标 人 不 符 
合 国家 或 者 招标 文件 规定 的 资格 条 件 ; 由 同一 投标 人 提交 两 个 以 上 不 同 的 投标 文件 或 者 投标 
报价 ， 但 招标 文件 要 求 提交 备 选 投 标的 除外 ; 名 投标 报价 低 于 成 本 或 者 高 于 招标 文件 设 定 的 
最 高 投标 限 价 ; @@ 投 标 文 件 没 有 对 招标 文件 的 实质 性 要 求 和 条 件 作 出 响应 ; (2 投标 人 有 串通 
投标 、 和 弄虚作假 、 行 贿 等 违法 行为 。 

67. 【答案 】ACDE (参见 教材 P79) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 发 承包 模式 。 采 用 平行 承包 模式 的 特点 : 了 有 利于 业主 
择优 选择 承包 商 ; @ 有 利于 控制 工程 质量 ; 有 利于 缩短 建设 工期 ; 组 织 管理 和 协调 工作 
量 大 ; 名 工程 造价 控制 难度 大 ; 人 @ 相 对 于 总 分 包 模 式 而 言 ， 平 行 承包 模式 不 利于 发 挥 那些 技 
术 水 平 高 、 综 合 管理 能 力 强 的 承包 单位 的 综合 优势 。 

68. 【答案 】BC (参见 教材 P103) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 目标 控制 的 内 容 、 措 施 和 方法 。S 曲线 可 用 于 控制 工程 
造价 和 工程 进度 。 与 $ 曲线 法 相同 ， 香 化 曲线 同样 可 用 来 控制 工程 造价 和 工程 进度 。 

69. 【答案 】BDE (参见 教材 P134) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 网 络 计划 的 优化 。 网 络 计划 的 优化 目标 应 按 计 划 任 务 的 需要 和 条 
件 选 定 ， 包 括 工 期 目标 、 费 用 目标 和 资源 目标 。 根 据 优 化 目标 的 不 同 ， 网 络 计 划 的 优化 可 分 
为 工期 优化 、 费 用 优化 和 资源 优化 三 种 。 

70. 【答案 】AD (参见 教材 P87) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 计划 体系 。 工 程 项 目 年 度 计 划 是 依据 工程 项 目 建 设 总 进 
度 计 划 和 批准 的 设计 文件 进行 编制 的 。 

71. 【答案 】ABE (参见 教材 P129) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 网 络 计 划 时 间 参 数 的 计算 。 采 用 标号 法 确定 关键 线路 :一 四 一 
@ 一 和 Q@ 一 易 一 @ 一 @@， 所 以 选项 A、B 是 正确 选项 ; 工作 2~5 的 EF=11, 工作 5~6 的 
ES=15， 工 作 2~5 的 自由 时 差 为 4; 工作 3 ~4 是 关键 线路 上 的 工作 ， 所 以 是 关键 工作 ; 工 
作 5~6 的 ES=15， 计划 工期 为 20, 工作 5~6 的 LF =20, 工作 5~6 的 LS=16， 所 以 工作 
5 ~6 的 总 时 差 为 1。 

72. 【答案 】AC (参见 教材 P178) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 经 济 效果 评价 的 内 容 及 指标 体系 。 选 项 B 错误 ， 内 部 收益 率 不 受 
外 部 参数 的 影响 而 净 现 值 受 到 影响 ; 选项 D 错误 ， 净 现 值 不 能 反映 未 收回 投资 的 收益 率 ， 
而 内 部 收益 率 可 以 反映 未 回收 投资 的 收益 率 ; 选项 错误， 内 部 收益 率 的 取 值 可 能 不 唯一 。 

73. 【答案 】AC (参见 教材 P216) 
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【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 寿命 周期 成 本 分 析 方 法 。X 项 目 包 括 销 售 金额 、 利 润 、 销 售 
量 、 运 输 量 等 。 

74. 【答案 】ABCD (参见 教材 P225 ) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 项 目 资金 筹措 的 渠道 与 方式 。 企 业 增 资 扩 股 : 企业 可 以 通过 原 有 股 
东 增 资 扩 股 以 及 吸收 新 股东 增资 扩 股 ,包括 国家 股 、 企 业 法 人 股 、 个 人 股 和 外 资 股 的 增资 
扩 股 。 

75. 【答案 】AC (参见 教材 P254) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 税收 规定 。 转 让 无 形 资产 税率 为 5% ; 金融 保 
险 业 税率 为 5% ; 邮电 通信 业 税 率 为 3% 。 

76. 【答案 】ABC (参见 教材 P250 ~ P251) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 项 目 融资 的 主要 方式 。 选 项 D 错误 ，ABS 方式 融资 的 载体 是 
SPV; 选项 错误，ABS 融资 方式 需要 投资 项 目 资 产 在 未 来 有 现金 收入 。 

77. 【答案 】BCDE ( 参见 教材 P297 ) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 限额 设计 。 限 额 设 计 的 实施 是 建设 工程 造价 目标 的 动态 反馈 和 管 
理 过 程 ， 可 分 为 目标 制定 、 目 标 分 解 、 目 标 推 进 和 成 果 评 价 四 个 阶段 。 

78. 【答案 】AE (参见 教材 P344) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 施工 成 本 管理 。 分 部 分 项 工程 成 本 分 析 的 资料 来 源 是 : 预算 成 本 
是 以 施工 图 和 定额 为 依据 编制 的 施工 图 预算 成 本 ， 目 标 成 本 为 分 解 到 该 分 部 分 项 工程 上 的 计 
划 成 本 ， 实 际 成 本 来 自 施工 任务 单 的 实际 工程 量 、 实 耗 人 工 和 限额 领 料 单 的 实 耗材 料 。 

79. 【答案 】ADE (参见 教材 P351) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 费用 的 动态 监控 。CV = 已 完工 程 计 划 费 用 -已 完工 程 实际 费 
用 , 若 CY<0， 说 明 工 程 费用 超 文 ， 已 完工 程 实际 费用 > 已 完工 程 计划 费用 ; SV= 已 完工 程 
计划 费用 - 拟 完 工程 计划 费用 ，SY<0， 说 明 工程 进度 拖 后 ， 拟 完工 程 计 划 费 用 > 已 完工 程 
计划 费用 。 

80. 【答案 】BCE (参见 教材 P356) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 价款 结算 及 其 审查 。 施 工 承包 单位 内 部 审查 工程 竣工 结算 的 
主要 内 容 包 括 : 中 审查 结算 的 项 目 范围 、 内 容 与 合同 约定 的 项 目 范 围 、 内 容 的 一 致 性 ; 包 审 
查 工 程 量 计 算 的 准确 性 、 工 程 量 计算 规则 与 计价 规范 或 定额 的 一 致 性 ; @ 审 查 执 行 合同 约定 
或 现行 的 计价 原则 、 方 法 的 严格 性 ; 岂 审 查 变更 签证 凭据 的 真实 性 、 合 法 性 、 有 效 性 ， 核 准 
变更 工程 费用 ; @@ 审 查 索 赔 是 否 依据 合同 约定 的 索赔 处 理 原则 、 程 序 和 计算 方法 以 及 索赔 费 
用 的 真实 性 、 合 法 性 、 准 确 性 ; @@ 审 查 取 费 标准 执行 的 严格 性 ， 并 审查 取 费 依据 的 时 效 性 、 
相符 性 。 
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站 


一 、 单 项 选择 题 ( 共 60 题 ， 每 题 1 分 ， 每 题 的 备 选 项 中 ， 只 有 1 个 选项 最 符合 
页 意 ) 


1. 从 投资 者 ( 业主 ) 的 角度 分 析 ， 工 程 造价 是 指 建 设 一 项 工程 预期 开支 或 实际 开 


日 


时 














支 的 ( ) 。 
A. 全 部 建筑 安装 工程 费用 
B. 建设 工程 总 费用 
C. 全 部 固定 资产 投资 费用 
D. 建设 工程 动态 投资 费用 
2. 建设 工程 项 目 投资 决策 后 ， 控 制 工程 造价 的 关键 在 于 ( ) 。 
A. 工程 设计 B. 工程 施工 C. 材料 设备 采购 D. 施工 招标 





3. 根据 《注册 造价 工程 师 管理 办 法 》， 取 得 造价 工程 师 执业 资格 证 书 的 人 员 ， 自 资格 证 
书签 发 之 日 起 1 年 后 申请 初始 注册 的 ， 应 当 提 供 ( ) 证 明 。 

A. 工程 造价 咨询 业绩 B. 社会 基本 养老 保险 

C. 医疗 保险 D. 继续 教育 合格 

4. 根据 《注册 造价 工程 师 管 理 办 法 》， 提 供 虚 假 材 料 申 请 造价 工程 师 注册 的 ， 申 请 人 在 
( ) 年 内 不 得 再 次 申请 造价 工程 师 注册 。 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

5. 根据 《工程 造价 咨询 企业 管理 办 法 》， 甲 级 工程 造价 咨询 企业 技术 负责 人 应 当 是 注册 
造价 工程 师 ， 并 具有 工程 或 工程 经 济 类 高 级 专业 技术 职称 ， 且 从 事 工 程 造价 专业 工作 


( ， ) 年 以 上 。 
A. 8 B. 10 C. 12 D. 15 
6. 在 英国 建设 工程 标准 合同 体系 中 ， 主 要 通用 于 房屋 建筑 工程 的 是 ( 。”) 合同 体系 。 
A. ACA B. JCT C. AIA D. 1CE 


7. 根据 《合同 法 》， 合 同 价款 或 者 报酬 约定 不 明确 ， 且 通过 补充 协议 等 方式 仍 不 能 确定 
的 ， 应 按照 ( ) 的 市 场 价格 履行 。 


A. 接受 货币 方 所 在 地 B. 合同 订立 地 

C. 给 付 货币 方 所 在 地 D. 订立 合同 时 履行 地 

8. 根据 《合同 法 》， 在 执行 政府 定价 的 合同 履行 中 ， 需 要 按 新 价格 执行 的 情形 
是 ( ) 。 


A. 逾期 付款 的 ， 遇 价格 上 涨 时 
B. 和 逾期 付款 的 ， 遇 价格 下 降 时 
C. 逾期 提取 标的 物 的 ， 遇 价格 下 降 时 





2014 年 全 国 造价 工程 师 执 业 资 格 考试 建设 工程 造价 管理 试题 113 





D. 逾期 交付 标的 物 的 ， 遇 价格 上 涨 时 

9. 根据 《建筑 法 》， 建 筑 工程 由 多 个 承包 单位 联合 共同 承包 的 ， 关 于 承包 合同 履行 责任 
的 说 法 ， 正 确 的 是 ( ) 。 

A. 由 牵头 承包 方 承担 主要 责任 

B. 由 资质 等 级 高 的 承包 方 承担 主要 责任 

C. 由 承包 各 方 承担 连带 责任 

D. 按 承包 各 方 投入 比例 承担 相应 责任 

10. 根据 《建设 工程 质量 管理 条 例 》， 应 当 按照 国家 有 关 规 定 办 理工 程 质 量 监督 手续 的 
单位 是 ( ) 。 

A. 建设 单位 B. 设计 单位 C. 监理 单位 D. 施工 单位 

11. 根据 《建设 工程 安全 生产 管理 条 例 》， 建 设 工程 安全 作业 环境 及 安全 施工 措施 所 需 
费用 ， 应 当 在 编制 ( ) 时 确定 。 











A. 投资 估算 B. 工程 概算 C. 施工 图 预算 D. 施工 组 织 设计 

12. 根据 《招标 投标 法 实施 条 例 》， 潜 在 投标 人 对 招标 文件 有 异议 的 ， 应 当 在 投标 截止 
时 间 ( ) 日 前 提出 。 

A. 3 B. 5 C. 10 D. 15 

13. 根据 《建筑 工程 施工 质量 验收 统一 标准 》， 下 列 工 程 中 ， 属 于 分 部 工程 的 
是 ( ) 。 

A. 木门 窗 安 装 工程 B. 外 墙 防水 工程 

C. 土方 开 挖 工程 D. 智能 建筑 工程 


14. 根据 《国务 院 关 于 投资 体制 改革 的 决定 》， 对 于 采用 投资 补助 方式 的 政府 投资 项 
目 ， 政 府 需要 审批 的 文件 是 ( ) 。 


A. 项 目 建议 书 B. 可 行 性 研究 报告 
C. 资金 申请 报告 D. 初步 设计 和 概算 
15. 实行 建设 项 目 法 人 责任 制 的 项 目 ， 项 目 董事 会 需要 负责 的 工作 是 ( ) 。 


A. 筹措 建设 资金 并 按时 偿还 债务 

B. 组 织 编制 并 上 报 项 目 初步 设计 文件 

C. 编制 和 确定 工程 招标 方案 

D. 组 织 工程 建设 实施 并 控制 项 目 目标 

16. 工程 项 目 承包 模式 中 ， 建 设 单位 组 织 协调 工作 量 小 ， 但 风险 较 大 的 是 ( ) 。 

A. 总 分 包 模 式 B. 合作 体 承包 模式 

C. 平行 承包 模式 D. 联合 体 承包 模式 

17. 工程 项 目 管 理 组 织 机 构 采 用 直线 制 形 式 的 主要 优点 是 ( ) 。 

A. 管理 业务 专门 化 ， 易 提高 工作 质量 

B. 部 门 间 横向 联系 强 ， 管 理 效率 高 

C. 隶属 关系 明确 ， 易 实现 统一 指挥 

D. 集权 与 分 权 结 合 ， 管 理 机 构 灵活 

18. 根据 《建筑 施工 组 织 设计 规范 》， 按 编制 对 象 不 同 ， 施 工 组 织 设 计 的 三 个 层次 是 指 
( ) 。 
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A. 施工 总 平面 图 、 施 工 总 进度 计划 和 资源 需求 计划 

B. 施工 组 织 总 设计 、 单 位 工程 施工 组 织 设 计 和 施工 方案 

C. 施工 总 平面 图 、 施 工 总 进度 计划 和 专项 施工 方案 

D. 施工 组 织 总 设计 、 单 位 工程 施工 进度 计划 和 施工 作业 计划 

19. 下 列 工程 项 目 目标 控制 方法 中 ， 可 用 来 掌握 产品 质量 波动 情况 及 质量 特征 的 分 布 规 
以 便 对 质量 状况 进行 分 析 判 断 的 是 ( ) 。 

A. 直方 图 法 B. 鱼刺 图 法 C. 控制 图 法 D. S 曲线 法 

20. 建设 工程 组 织 流水 施工 时 ， 某 施工 过 程 ( 专业 工作 队 ) 在 单位 时 间 内 完成 的 工程 量 





称 为 ( ) 。 


A. 流水 节拍 B. 流水 步 距 C. 流水 节奏 D. 流水 能 力 
21. 某 工程 划分 为 3 个 施工 过 程 ，4 个 施工 段 组 织 流水 施工 ， 流 水 节拍 见 下 表 ， 则 该 工 


程 流水 施工 工期 为 ( ) 天 。 


























流水 节拍 表 (单位 : 天 ) 
施工 段 及 流水 节拍 
施工 过 程 
中 © ® 由 
I 4 5 3 4 
I 3 2 3 2 
亚 4 3 5 4 
A. 22 B. 23 C. 26 D. 27 


22. 工程 网 络 计 划 中 ， 关 键 线路 是 指 ( ) 的 线路 。 

A. 双 代 号 网 络 计 划 中 无 虚 箭 线 

B. 单 代号 网 络 计划 中 由 关键 工作 组 成 

C. 双 代 号 时 标 网 络 计划 中 无 波形 线 

D. 双 代 号 网 络 计 划 中 由 关键 节点 组 成 

23. 某 工 程 双 代 号 网 络 计划 如 下 图 所 示 ， 其 中 关键 线路 有 ( ) 条 。 
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A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 
24. 下 列 分 析 方 法 中 ， 可 用 来 识别 工程 项 目 风险 的 是 ( ) 。 
A. 流程 图 法 B. 敏感 性 分 析 法 
C. 横道 图 法 D. 蒙特 卡 洛 模拟 法 











25. 某 工程 建设 期 2 年 ， 建 设 单位 在 建设 期 第 1 年 初 和 第 2 年 初 分 别 从 银行 借入 700 万 


元 和 500 万 元 ， 年 利率 8%， 按 年 计 息 。 建 设 单位 在 运营 期 前 3 年 每 年 末 等 额 偿 还 贷款 本 
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息 ， 则 每 年 应 偿还 ( ) 万 元 。 


A. 


26. 


452. 16 B. 487. 37 C. 526. 36 D. 760. 67 
某 企 业 年 初 从 银行 贷款 800 万 元 ， 年 名 义 利率 10% ， 按 季度 计算 并 支付 利息 ， 则 每 


季度 末 应 支付 利息 ( ) 万 元 。 


A. 


27. 


A. 
B. 
C. 
D. 


28. 


A. 
B. 
C. 


30. 


19. 29 B. 20. 00 C. 20.76 D. 26.67 

采用 投资 收益 率 指 标 评价 投资 方案 经 济 效果 的 缺点 是 ( ) 。 

考虑 了 投资 收益 的 时 间 因 素 ， 因 而 使 指标 计算 较 复杂 

虽 在 一 定 程 度 上 反映 了 投资 效果 的 优 劣 ， 但 仅 适 用 于 投资 规模 大 的 复杂 工程 
只 能 考虑 正常 生产 年 份 的 投资 收益 ， 不 能 全 面 考虑 整个 计算 期 的 投资 收益 

正常 生产 年 份 的 选择 比较 困难 ， 因 而 使 指标 计算 的 主观 随意 性 较 大 

关于 利息 备 付 率 的 说 法 ， 正 确 的 是 ( ) 。 

利息 备 付 率 越 高 ， 表 明 利 息 偿付 的 保障 程度 越 高 
利息 备 付 率 越 高 ， 表 明 利 息 偿付 的 保障 程度 越 人 
利息 备 付 率 大 于 零 ， 表 明 利 息 偿 付 能 力 强 




















汗 





. 利息 备 付 率 小 于 零 ， 表 明 利息 偿付 能 力 强 
. 采用 净 现 值 指标 评价 投资 方案 经 济 效果 的 优点 是 ( ) 。 


已 
E 
E 够 直接 反映 投资 方案 运营 期 各 年 的 经 营 成 果 
bE 够 直接 反映 投资 方案 中 的 资本 周转 速度 

采用 增 量 投资 内 部 收益 率 ( AIRR) 法 评价 计算 期 相同 的 两 个 可 行 互 斥 方案 时 ， 基 





准 收益 率 为 i.， 则 保留 投资 额 大 的 方案 的 前 提 条 件 是 ( ) 。 


A. 


Lo 
下 


A. 
B. 
C. 
D. 


34. 


AIRR >0 B. AIRR<O C. AIRR >i. D. AIRR <i, 


. 进行 投资 方案 敏感 性 分 析 的 目的 是 ( ) 。 
. 分 析 不 确定 因素 在 未 来 发 生变 动 的 概率 

. 说 明 不 确定 因素 在 未 来 发 生变 动 的 范围 
. 度量 不 确定 因素 对 投资 效果 的 影响 程度 

. 揭示 不 确定 因素 的 变动 对 投资 效果 的 影响 

. 价值 工程 的 目标 是 ( ) 。 

. 以 最 低 的 寿命 周期 成 本 ， 使 产品 具备 其 所 必须 具备 的 功能 
. 以 最 低 的 生产 成 本 ， 使 产品 具备 其 所 必须 具备 的 功能 

. 以 最 低 的 寿命 周期 成 本 ， 获 得 最 佳 的 经 济 效果 
. 以 最 低 的 生产 成 本 ， 获 得 最 佳 的 经 济 效果 

. 价值 工程 应 用 中 ， 功 能 整理 的 主要 任务 是 ) 。 





























划分 功能 类 别 
解剖 分 析 产 品 功能 
建立 功能 系统 图 
进行 产品 功能 计量 
价值 工程 应 用 中 ， 采 用 0 一 4 评分 法 确定 的 产品 各 部 件 功能 得 分 见 下 表 ， 则 部 件 I 
oe 
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的 功能 重要 性 系数 是 ( ) 。 








部 件 I I ill NV V 

I x 2 4 3 1 

I x 3 4 2 

亚 x 1 3 

NV x 2 

V x 
A. 0.125 B. 0.150 C. 0.250 D. 0.275 


35. 价值 工程 应 用 中 ， 如 果 评 价 对 象 的 价值 系数 了 <1， 则 正确 的 策略 是 ( ) 。 

A. 剔除 不 必要 功能 或 降低 现实 成 本 

B. 剔除 过 剩 功能 及 降低 现实 成 本 

C. 不 作为 价值 工程 改进 对 象 

D. 提高 现实 成 本 或 降低 功能 水 平 

36. 建设 工程 寿命 周期 成 本 分 析 在 很 大 程度 上 依赖 于 权衡 分 析 ， 下 列 分 析 方 法 中 ， 可 用 


于 权衡 分 析 的 是 ( ) 。 
A. 计划 评审 技术 (PER7) B. 挣 值 分 析 法 (EVM) 
C. 工作 结构 分 解法 (WB5) D. 关键 线路 法 ( CPM) 


37. 关于 项 目 资本 金 的 说 法 ， 正 确 的 是 ( ) 。 

A. 项 目 资 本 金 是 债务 性 资金 

B. 项 目 法 人 要 承担 项 目 资本 金 的 利息 

C. 投资 者 可 转让 项 目 资本 金 

D. 投资 者 可 抽 回 项 目 资本 人 金 

38. 某 企业 从 银行 借款 1000 万 元 ， 年 利息 120 万 元 ， 手 续费 等 筹资 费用 30 万 元 ， 企 业 
所 得 税率 25 % ， 该 项 借款 的 资金 成 本 率 为 ( ) 。 








A. 9. 00% B. 9.28% C. 11.25% D. 12.00% 

39. 项 目 资金 结构 中 ， 如 果 项 目 资本 金 所 占 比 重 过 小 ， 则 对 项 目的 可 能 影响 是 (  )。 
A. 财务 杠杆 作用 下 滑 B. 负债 融资 成 本 提高 

C. 负债 融资 难度 降低 D. 市 场 风险 承受 力 增强 

40. 与 传统 的 贷款 融资 方式 不 同 ， 项 目 融资 主要 是 以 ( 。”) 来 安排 融资 。 

A. 项 目 资产 和 预期 收益 B. 项 目 投 资 者 的 资信 水 平 

C. 项 目 第 三 方 担 保 D. 项 目 管理 的 能 力 和 水 平 

41. 项 目 融资 过 程 中 ， 投 资 决策 后 首先 应 进行 的 工作 是 ( )。 

A. 融资 谈判 B. 融资 决策 分 析 

C. 融资 执行 D. 融资 结构 设计 


42. 关于 BT 项 目 经 营 权 和 所 有 权 归 属 的 说 法 ， 正 确 的 是 ( ) 。 
A. 特许 期 经 营 权 属于 投资 者 ， 所 有 权 属 于 政府 

B. 经 营 权 属于 政府 ， 所 有 权 属 于 投资 者 

C. 经 营 权 和 所 有 权 均 属于 投资 者 














C. 
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. 经 营 权 和 所 有 权 均 属于 政府 

.PPP 融资 项 目 中 ， 民 营 机 构 的 投资 回报 、 成 本 补偿 及 合理 收益 来 自 ( ) 。 
. 政府 一 次 性 支付 购 回 项 目的 价款 

. 项 目 投入 使 用 后 产生 的 现金 流量 

. 政府 购 回 项 目 后 分 期 支付 产生 的 现金 流量 

. 项 目 特许 经 营 期 满 后 的 净 现 金 流 量 

. 采用 ABS 融资 方式 进行 项 目 融资 的 物质 基础 是 ( ) 。 
. 债券 发 行 机 构 的 注册 资金 

. 项 目 原始 权益 人 的 全 部 资产 

. 债券 承销 机 构 的 担保 资产 

. 具有 可 靠 示 来 现金 流量 的 项 目 资产 














. 采用 PFI 融资 方式 ， 政 府 部 门 与 私营 部 门 签署 的 合同 类 型 是 ( ) 。 
. 服务 合同 B. 特许 经 营 合 后 
. 承包 合同 D. 融资 租赁 合同 
. 在 计算 企业 所 得 税 应 纳税 所 得 额 时 ， 可 列 为 免税 收入 的 是 ( ) 。 
. 接受 捐赠 收入 B. 特许 权 使 用 费 收 入 
. 提供 劳务 收入 D. 国债 利息 收入 
. 投保 安装 工程 一 切 险 时 ， 安 装 施工 用 机 器 设备 的 保险 金额 应 按 ( ) 计算 。 
. 实际 价值 B. 损失 价值 C. 重 置 价值 D. 账面 价值 


. 根据 《工伤 保险 条 例 》， 工 伤 保险 费 的 缴纳 和 管理 方式 是 ( ) 。 

. 由 企业 按 职工 工资 总 额 的 一 定 比例 缴纳 ， 存 人 社会 保障 基金 财政 专 户 

. 由 企业 按 职 工 工 资 总 额 的 一 定 比 例 缴 纳 ， 存 人 企业 保险 基金 专 户 

. 由 企业 按 当地 社会 平均 工资 的 一 定 比例 缴纳 ， 存 人 社会 保障 基金 财政 专 户 





由 企业 按 当 地 社会 平均 工资 的 一 定 比 例 缴纳 ， 存 入 企业 保险 基金 专 户 


. 工程 项 目 策划 的 首要 任务 是 根据 建设 意图 进行 工程 项 目的 ( ) 。 


定义 和 定位 B. 功能 分 析 C. 方案 比 选 D. 经 济 评价 
. 工程 项 目 经 济 评价 中 ， 财 务 分析 依 据 的 基础 数据 是 根据 ( ) 确定 的 。 
完全 市 场 竞争 下 的 价格 体系 B. 影子 价格 和 影子 工资 

. 最 优 资源 配置 下 的 价格 体系 D. 现行 价格 体系 

. 下 列 财 务 评价 指标 中 ， 可 用 来 判断 项 目 盈 利 能 力 的 是 ( ) 。 

资产 负债 率 B. 流动 比率 C. 总 投资 收益 率 D. 速 动 比率 
. 限额 设计 方式 中 ， 采 用 综合 费用 法 评价 设计 方案 的 不 足 是 没有 考虑 ( ) 。 


投资 方案 全 寿命 期 费用 


. 建设 周期 对 投资 效益 的 影响 
. 投资 方案 投产 后 的 使 用 费 





资金 的 时 间 价 值 


. 工程 设计 中 运用 价值 工程 的 目标 是 ( ) 。 


降低 建设 工程 全 寿命 期 成 本 B. 提高 建设 工程 价值 
增强 建设 工程 功能 D. 降低 建设 工程 造价 
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54. 审查 工程 设计 概算 时 ， 总 概算 投资 超过 批准 投资 估算 ( ) 以 上 的 ， 需 重新 上 报 


审批 。 
A. 5% B. 8% C. 10% D. 15% 
55. 对 于 大 型 复杂 的 工程 项 目 ， 施 工 标 段 划 分 较 多 时 ， 对 建设 单位 的 影响 是 ( 。” )。 


A. 有 利于 工地 现场 的 布置 与 协调 

B. 有 利于 得 到 较为 合理 的 报价 

C. 不 利于 选择 有 专长 的 承包 单位 

D. 不 利于 设计 图 纸 的 分 期 供应 

56. 对 施工 承包 单位 而 言 ， 承 担 风 险 大 的 合同 计价 方式 是 ( ) 方式 。 

A. 总 价 B. 单价 

C. 成 本 加 百分比 酬金 D. 成 本 加 固定 酬金 

57. 根据 《建设 项 目 工程 总 承包 合同 (示范 文本 )》， 合同 约 定 由 承包 人 向 发 包 人 提交 
履约 保函 时 ， 发 包 人 应 向 承包 人 提交 ) 保函 。 

A. 履约 B. 预付 款 C. 支付 D. 变更 

58. 施工 成 本 核算 中 ， 固 定 资产 折旧 的 起 算 时 间 和 计 提 方式 分 别 是 固定 资产 投入 使 用 的 
( ) 。 
































A. 当月 起 ， 按 月 计 提 B. 次 月 起 ， 按 月 计 提 
C. 当月 起 ， 按 年 计 提 D. 次 月 起 ， 按 年 计 提 


59. 某 工程 施工 至 2014 年 7 月 底 ， 已 完工 程 计 划 费 用 (BCWP) 为 600 万 元 ， 已 完工 程 
实际 费用 (4CWP) 为 800 万 元 ， 拟 完工 程 计 划 费 用 (BCWS) 为 700 万 元 ， 则 该 工程 此 时 
的 偏差 情况 是 ( ) 。 











A. 费用 节约 ， 进 度 提前 B. 费用 超 文 ， 进 度 拖 后 
C. 费用 节约 ， 进 度 拖 后 D. 费用 超支 ， 进 度 提前 
60. 下 列 可 导致 承包 商 索赔 的 原因 中 ， 属 于 业主 方 违 约 的 是 ( ) 。 
A. 业主 指令 增加 工程 量 B. 业主 要 求 提高 设计 标准 
C. 监理 人 不 按时 组 织 验收 D. 材料 价格 大 幅度 上 涨 


二 、 多 项 选择 题 ( 共 20 题 ， 每 题 2 分 。 每 题 的 备 选项 中 ， 有 2 个 或 2 个 以 上 选项 符 
合 题 意 ， 至 少 有 1 个 错 项 。 错 选 ， 本 题 不 得 分 ， 少 选 ， 所 选 的 每 个 选项 得 0.5 分 ) 

61. 根据 《注册 造价 工程 师 管 理 办 法 》， 注 册 造 价 工程 师 的 执业 范围 有 ( ) 。 

A. 工程 概算 的 审核 和 批准 

B. 工程 量 清单 的 编制 和 审核 

C. 工程 合同 价款 的 变更 和 调整 

D. 工程 索赔 费用 的 分 析 和 计算 

E. 工程 经 济 纠纷 的 调解 和 裁定 

62. 根据 《工程 造价 咨询 企业 管理 办 法 》， 关 于 乙 级 工程 造价 咨询 企业 资质 标准 的 说 法 ， 
正确 的 有 ( ) 。 

A. 企业 出 资 人 中 注册 造价 工程 师 人 数 不 低 于 出 资 人 总 人 数 的 60% 

B. 企业 技术 负责 人 应 当 从 事 工程 造价 专业 工作 12 年 以 上 

i 








有 ( 
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. 企业 近 3 年 工程 造价 咨询 营业 收入 累计 不 低 于 500 万 元 

. 企业 专职 从 事 工程 造价 专业 工作 的 人 员 中 注册 造价 工程 师 不 少 于 6 人 
. 企业 注册 资本 不 少 于 100 万 元 

. 根据 《合同 法 》， 关 于 违约 责任 的 说 法 ， 正 确 的 有 ( ) 。 








. 违约 责任 以 无 效 合 同 为 前 提 
. 违约 责任 可 由 当事人 在 法 定 范围 内 约定 
. 违约 责任 以 违反 合同 义务 为 要 件 
. 违约 责任 必须 以 支付 违约 金 的 方式 承担 
. 违约 责任 是 一 种 民事 赔偿 责任 
. 《建筑 法 》 规定 的 建筑 许可 内 容 有 ( ) 。 
. 建筑 工程 施工 许可 B. 建筑 工程 监理 许可 
. 建筑 工程 规划 许可 D. 从 业 资 格 许可 


.建设 投资 规模 许可 
. 根据 《建设 工程 质量 管理 条 例 》， 关 于 施工 单位 承揽 工程 的 说 法 


) 。 





. 施工 单位 应 在 资质 等 级 许可 范围 内 承揽 工程 
. 施工 单位 不 得 以 其 他 施工 单位 的 名 义 承 揽 工 程 
. 施工 单位 可 允许 个 人 以 本 单位 的 名 义 承 揽 工 程 
.施工 单位 不 得 转 包 所 承揽 的 工程 

. 施工 单位 不 得 分 包 所 承揽 的 工程 

. 根据 《招标 投标 法 实施 条 例 》， 评 标 委 员 会 应 当 否 决 投标 的 情形 有 ( 
. 投标 报价 高 于 工程 成 本 

. 投标 文件 未 经 投标 单位 负责 人 签字 

. 投标 报价 低 于 招标 控制 价 

. 投标 联合 体 没有 提交 共同 投标 协议 

. 投标 人 不 符合 招标 文件 规定 的 资格 条 件 


， 正 确 的 


) 。 


67. 根据 《房屋 建筑 和 市 政 基础 设施 工程 施工 图 设计 文件 审查 管理 办 法 》， 施 工 图 审查 
机 构 对 施工 图 设计 文件 审查 的 内 容 有 ( ) 。 





. 是 否 按 限额 设计 标准 进行 施工 图 设计 

. 是 否 符合 工程 建设 强制 性 标准 

. 施工 图 预算 是 否 超过 批准 的 工程 概算 

. 地 基 基 础 和 主体 结构 的 安全 性 

. 危险 性 较 大 的 工程 是 否 有 专项 施工 方案 

. 下 列 关 于 CM 承包 模式 的 说 法 ， 正 确 的 有 ( ) 。 
. CM 承包 模式 采用 快速 路 径 法 施工 

. CM 单位 直接 与 分 包 单位 签订 分 包 合同 

. CM 合同 采用 成 本 加 酬金 的 计价 方式 

.CM 单位 与 分 包 单 位 之 间 的 合同 价 是 保密 的 
. CM 单位 不 赚 取 总 包 与 分 包 之 间 的 差价 
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69. 
. 竣工 投产 交付 使 用 计划 表 B. 工程 项 目 一 览 

. 年 度 建设 资金 平衡 表 D. 工程 项 目 进度 平衡 表 
. 投资 计划 年 度 分 配 表 

. 固定 节拍 流水 施工 的 特点 有 ( ) 。 

. 各 施工 段 上 的 流水 节拍 均 相 等 

. 相 邻 施工 过 程 的 流水 步 距 均 相 等 

. 专业 工作 队 数 等 于 施工 过 程 数 

. 施工 段 之 间 可 能 有 空闲 时 间 

. 有 的 专业 工作 队 不 能 连续 作业 

. 采用 净 现 值 和 内 部 收益 率 指 标 评价 投资 方案 经 济 效果 的 共同 特点 有 ( 
. 均 受 外 部 参数 的 影响 

. 均 考 虑 资金 的 时 间 价 值 

. 均 可 对 独立 方案 进行 评价 

. 均 能 反映 投资 回收 过 程 的 收益 程度 

. 均 能 全 面 考虑 整个 计算 期 内 经 济 状况 

. 下 列 评价 方法 中 ， 属 于 互 斥 投资 方案 静态 评价 方法 的 有 ( ) 。 
. 年 折算 费用 法 B. 净 现 值 率 法 

. 增 量 投资 回收 期 法 D. 增 量 投资 收益 率 法 

. 增 量 投资 内 部 收益 率 法 

. 下 列 关 于 价值 工程 的 说 法 ， 正 确 的 有 ( ) 。 


77. 


建设 单位 编制 的 工程 项 目 建设 总 进度 计划 包括 的 内 容 有 ( ) 。 








. 价值 工程 的 核心 是 对 产品 进行 功能 分 析 

. 价值 工程 的 应 用 重点 是 在 产品 生产 阶段 

. 价值 工程 将 产品 的 价值 、 功 能 和 成 本 作为 一 个 整体 考虑 

. 价值 工程 需要 将 产品 的 功能 定量 化 

. 价值 工程 可 用 来 寻求 产品 价值 的 提高 途径 

. 工程 寿命 周期 成 本 分 析 中 ， 估 算 费 用 可 采用 的 方法 有 ( ) 。 
动态 比率 法 B. 费用 模型 估算 法 

.参数 估算 法 D. 连环 置换 法 

. 类 比 估算 法 

. 既 有 法 人 筹措 新 建 项 目 资本 金 时 ， 属 于 其 外 部 资金 来 源 的 有 ( ) 。 
企业 增资 扩 股 B. 资本 市 场 发 行 股票 

. 企业 现金 D. 企业 资产 变现 

. 企业 产权 转让 

. 建筑 工程 一 切 险 中 物质 损失 的 除外 责任 有 ( ) 。 

. 台风 引起 水 灾 的 损失 B. 设计 错误 引起 的 损失 

. 原材料 缺陷 引起 的 损失 D. 现场 火灾 造成 的 损失 

. 维修 保养 发 生 的 费用 
下 列 工程 项 目 策划 内 容 中 ， 属 于 工程 项 目 构思 策划 的 有 ( ) 。 
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A. 工程 项 目 组 织 系统 B. 工程 项 目 系统 构成 

C. 工程 项 目 发 包 模 式 D. 工程 项 目 建 设 规模 

E. 工程 项 目 融资 方案 

78. 根据 《建设 项 目 工程 总 承包 合同 (示范 文本 )》， 在 合同 专用 条 款 中 应 约定 预付 款 


的 ( ) 。 

A. 抵 扣 保证 B. 抵 扣 方式 

C. 抵 扣 比例 D. 抵 扣 时 间 安 排 

E. 抵 扣 币 种 

79. 按 工程 项 目 组 成 编制 施工 阶段 资金 使 用 计划 时 ， 建 筑 安装 工程 费用 中 可 直接 分 解 到 
各 个 工程 分 项 的 费用 有 ( ) 。 

A. 企业 管理 费 B. 临时 设施 费 

C. 材料 费 D. 施工 机 械 使 用 费 


E. 职工 养老 保险 费 

80. 进行 施工 成 本 对 比分 析 时 ， 可 采用 的 对 比方 式 有 ( ) 。 
A. 本 期 实际 值 与 目标 值 对 比 

B. 本 期 实际 值 与 上 期 目标 值 对 比 

C. 本 期 实际 值 与 上 期 实际 值 对 比 

D. 本 期 目标 值 与 上 期 实际 值 对 比 

E. 本 期 实际 值 与 行业 先进 水 平 对 比 
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一 、 单 项 选择 题 

1. 【答案 】C (参见 教材 P1 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 及 其 计价 特征 。 从 投资 者 (业主 ) 的 角度 分 析 ， 工 程 造 
价 是 指 建 设 一 项 工程 预期 开支 或 实际 开支 的 全 部 固定 资产 投资 费用 。 

2. 【答案 】A (参见 教材 P7) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 管理 的 主要 内 容 及 原则 。 工 程 造价 管理 的 关键 在 于 前 期 
决策 和 设计 阶段 ， 而 在 项 目 投资 决策 后 ， 控 制 工程 造价 的 关键 就 在 于 设计 。 

3. 【答案 】D (参见 教材 P10) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 造价 工程 师 管 理 制 度 。 取 得 造价 工程 师 执业 资格 证 书 的 人 员 ， 可 
自 资格 证 书签 发 之 日 起 1 年 内 申请 初始 注册 。 逾 期 未 申请 者 ， 须 符合 继续 教育 的 要 求 后 ， 方 
可 申请 初始 注册 。 

4. 【答案 】A (参见 教材 P13) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 造价 工程 师 管 理 制 度 。 隐 瞒 有 关 情 况 或 者 提供 虚假 材料 申请 造价 
工程 师 注 册 的 ， 不 予 受理 或 者 不 予 注册 ， 并 给 予 警 告 ， 申 请 人 在 1 年 内 不 得 再 次 申请 造价 工 
程 师 注册 。 

5. 【答案 】D (参见 教材 P16) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 造价 咨询 企业 资质 管理 。 甲 级 工程 造价 咨询 企业 的 技术 负责 
人 应 该 是 注册 造价 工程 师 ， 并 具有 工程 或 工程 经 济 类 高 级 专业 技术 职称 ， 且 从 事 工程 造价 专 
业 工 作 15 年 以 上 。 

6. 【答案 】B (参见 教材 P26) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 发 达 国 家 和 地 区 的 工程 造价 管理 。JCT 是 英国 的 主要 合同 体系 之 
一 ， 主 要 通用 于 房屋 建筑 工程 。 

7. 【答案 】D (参见 教材 P36) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 合同 法 。 价 款 或 者 报酬 不 明确 的 ， 按 照 订 立 合 同时 履行 地 的 市 场 
价格 履行 。 

8. 【答案 】A (参见 教材 P36) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 逾 期 交付 标的 物 的 ， 遇 价格 上 涨 时 ， 按 照 原价 格 执 行 ; 
价格 下 降 时 ， 按 照 新 价格 执行 。 逾 期 提取 标的 物 或 者 逾期 付款 的 ， 遇 价格 上 涨 时 ， 按照 新 价 
格 执行 ; 价格 下 降 时 ， 按 照 原价 格 执 行 。 

9. 【答案 】C (参见 教材 P44) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建筑 法 。 共 同 承 包 的 各 方 对 承包 合同 的 履行 承担 连带 责任 。 

10. 【答案 】A (参见 教材 P46) 
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【解析 】 本 题 考查 的 是 建设 工程 质量 管理 条 例 。 建 设 单位 在 领取 施工 许可 证 或 者 开工 报 

= te deen 
. 【答案 】B (参见 教材 P50) 

ea 例 。 建 设 单位 在 编制 工程 概算 时 ， 应 当 

er 费用 。 
. 【答案 】C (参见 教材 P58) 

ee et 例 。 潜 在 投标 人 或 者 其 他 利害 关系 人 对 资格 预 
审 文件 有 异议 ， 应 当 在 提交 资格 预审 申请 文件 截止 时 间 2 日 前 提出 ; 对 招标 文件 有 异议 ， 应 
ee 

. 【答案 】D (参见 教材 P63) 

a 

ee 智能 建筑 属于 分 部 工程 。 
. 【答案 】C (参见 教材 P68) 

ee ee 转 贷 和 贷款 贴息 方式 的 
政府 投资 项 目 ， 则 只 审批 资金 申请 报告 

15. 【答案 】A (参见 教材 P75) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 管理 的 类 型 、 任 务 及 相关 制度 。 建 设 项 目 董 事 会 的 职权 
ne ; 审定 偿还 债务 计划 和 生产 经 营 方针 ， 并 负责 按时 偿还 债务 等 。 

. 【各 答案 】B (参见 教材 P80) 

ee hone eee 建设 单位 的 组 织 协调 工作 量 小 ,但 风险 较 

a a 
. 【答案 】C (参见 教材 P82) 

Oe 直线 制 组 织 机 构 的 主要 优点 是 结构 

ES | 易于 统一 指挥 、 隶 属 关系 明确 、 职 责 分 明 、 决 策 迅 速 
. 【答案 】B (参见 教材 P90) 

i et ,Me 按 编制 对 象 不 同 ,施工 组 织 设计 包括 三 

Te 即 : 施工 组 织 总 设计 、 单 位 工程 施工 组 织 设计 和 施工 方案 
. 【答案 】A (参见 教材 P105) 

0 
高 度 表示 一 定 范围 内 数值 所 发 生 的 频数 ， 据 此 可 掌握 产品 质量 的 波动 情况 ， 了 人 解 质 量 特征 的 
vs 以 便 对 质量 状况 进行 分 析 判 断 。 

. 【答案 】D (参见 教材 P109) 

ee ee 程 

a 也 称 为 流水 能 力 或 生产 能 力 。 
.【 答 案 】D (参见 教材 P116 ) 

1 只 方式 。 施 工 过 程 工 : ，12，16; 施工 过 
程 [: 3，5，8，10; i 
K,;=max[3,1,1, -2, -16] =3 (天 )。7T=(8+3) +16 =27 (天 )。 

22. 【答案 】C (参见 教材 P133) 
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【解析 】 本题 考 查 的 是 双 代 号 时 标 网 络 计 划 。 双 代号 时 标 网 络 计划 中 ， 几 自始至终 不 出 
现 波形 线 的 线路 即 为 关键 线路 。 

23. 【答案 】B (参见 教材 P126) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 网 络 计 划 时 间 参数 的 计算 。 关 键 线路 有 3 条 ， 分 别 为 : 中 一 由 一 
On; OOD DVD OD— BO— 0— OH 工期 为 20 天 。 

24. 【答案 】A (参见 教材 P144 ~ P145) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 风 险 的 识别 与 评价 。 风 险 识 别 方法 有 : 专家 调查 法 、 财 
务 报表 法 、 初 始 风 险 清 单 法 、 流 程 图 法 、 风 险 调查 法 。 流 程 图 是 将 项 目 实施 的 全 过 程 ， 按 其 
内 在 的 钦 辑 关系 制 成 流程 图 ， 针 对 流程 图 中 的 关键 环节 和 薄弱 环节 进行 调查 和 分 析 ， 找 出 风 
险 存 在 的 原因 ， 从 中 发 现 潜在 的 风险 威胁 ， 分析 风 险 发 生 后 可 能 造成 的 损失 和 对 项 目 全 过 程 
造成 的 影响 有 和 多大。 

25. 【答案 】C (参见 教材 P156 ~ P157) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 等 值 计算 。700 +500 x (P/F, 1, 8%)=Ax(P/4A,3,8%)x(P/ 
所 , 2, 8% ) , 则 4 =526.36 (万 元 )。 

26. 【答案 】B (参见 教材 P160) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 等 值 计算 。 每 季度 末 利 息 (800 x10% )/4 =20 (万 元 ) 。 

27. 【答案 】D (参见 教材 P171 ~ P172) 

【解析 】 本题 考查 的 是 经 济 效果 评价 的 内 容 及 指标 体系 。 投 资 收益 率 指标 的 缺点 : 没有 
考虑 投资 收益 的 时 间 因 素 ， 忽 视 了 资金 具有 时 间 价 值 的 重要 性 ; 指标 计算 的 主观 随意 性 太 
强 ， 换 名 话说 ， 就 是 正常 生产 年 份 的 选择 比较 困难 ， 如 何 确定 带 有 一 定 的 不 确定 性 和 人 为 因 
素 。 因 此 ， 以 投资 收益 率 指标 作为 主要 的 决策 依据 不 太 可 靠 。 

28. 【答案 】A (参见 教材 P173) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 经 济 效 果 评 价 的 内 容 及 指标 体系 。 利 息 备 付 率 越 
付 的 保障 程度 越 高 。 利 息 备 付 率 应 大 于 1， 并 结合 债权 人 的 要 求 确定 。 

29. 【答案 】B (参见 教材 P174) 

【解析 】 本题 考查 的 是 经 济 效果 评价 的 内 容 及 指标 体系 。 净 现 值 指 标的 优点 : 净 现 值 指 
标 考虑 了 资金 的 时 间 价 值 ， 并 全 面 考虑 了 项 目 在 整个 计算 期 内 的 经 济 状况 ;经济 意义 明确 直 
观 ， 能 够 直接 以 金额 表示 项 目的 鳃 利 水 平 ; 判断 直观 。 

30. 【答案 】C (参见 教材 P185) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 经 济 效 果 评 价 方法 。 应 用 AIRR 法 评价 互 斥 方案 的 基本 步骤 如 下 : 
(D 计 算 各 备 选 方案 的 IRR,， 分 别 与 基准 收益 率 i. 比较 。RR; 小 于 i 的 方案 ， 即 予 淘汰 ; 
@) 将 玉 R > 的 方案 按 初始 投资 额 由 小 到 大 依次 排列 ; 人 @ 按 初始 投资 额 由 小 到 大 依次 计算 相 
邻 两 个 方案 的 增 量 投资 内 部 收益 率 AIRR,， 若 AIRR > i.， 则 说 明 初 始 投 资 额 大 的 方案 优 于 初 
始 投 资 额 小 的 方案 ,保留 投资 额 大 的 方案 ; 反之 ,看 AIRR < i.， 则 保留 投资 额 小 的 方案 。 
直至 全 部 方案 比较 完毕 ,保留 的 方案 就 是 最 优 方案 。 

31. 【答案 】D (参见 教材 P194) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 不 确定 性 分 析 与 风险 分 析 。 敏 感性 分 析 是 工程 项 目 经 济 评价 时 经 
常用 到 的 一 种 方法 ， 在 一 定 程度 上 定量 描述 了 不 确定 因素 的 变动 对 项 目 投资 效果 的 影响 ， 有 
助 于 搞 清 项 目 对 不 确定 因素 的 不 利 变动 所 能 容许 的 风险 程度 ， 有 助 于 鉴别 敏感 因素 ， 从 而 能 
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够 及 早 排 除 那 些 无 足 轻重 的 变动 因素 ， 将 进一步 深入 调查 研究 的 重点 集中 在 那些 敏感 因素 
上 , 或 者 针对 敏感 因素 制定 出 管理 和 应 变 对 策 ， 以 达到 尽量 减少 风险 、 增 加 决策 可 靠 性 的 
目的 。 

32. 【答案 】A (参见 教材 P196) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 价值 工程 的 基本 原理 和 工作 程序 。 价 值 工程 的 目标 是 以 最 低 的 寿 
命 周 期 成 本 ， 使 产品 具备 它 所 必须 具备 的 功能 。 

33. 【答案 】C (参见 教材 P201 ) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 价值 工程 方法 。 功 能 整理 的 主要 任务 就 是 建立 功能 系统 图 。 

34. 【答案 】D (参见 教材 P204) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 价值 工程 方法 。(2 +3 +4 +2)/40 =0.275。 

35. 【答案 】B (参见 教材 P208 ) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 价值 工程 方法 。 价 值 系数 了 <1， 以 剔除 过 剩 功能 及 降低 现实 成 本 
为 改进 方向 ， 使 成 本 与 功能 比例 趋 于 合理 。 

36. 【答案 】A ( 参见 教材 P219 ) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 工程 寿命 周期 成 本 分 析 方 法 。 不 同 阶段 的 期 限 设 置 对 费用 也 有 影 
响 ， 进 行 这 项 权衡 分 析 时 ， 可 以 运用 计划 评审 技术 (PER7) 。 

37. 【答案 】C (参见 教材 P221) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 项 目 资本 金 制 度 。 项 目 资本 金 是 指 在 项 目 总 投资 中 由 投资 者 认 缴 
的 出 资 额 。 对 项 目 来 说 ,项 目 资本 金 是 非 债务 性 资金 ,项 目 法 人 不 承担 这 部 分 资金 的 任何 利 
息 和 债务 。 投 资 者 可 按 其 出 资 的 比例 依法 享有 所 有 者 权益 ， 也 可 转让 其 出 资 ， 但 不 得 以 任何 
方式 抽 回 。 

38. 【答案 】B (参见 教材 P234) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 资金 成 本 与 资本 结构 。 由 公式 得 K=D/(P -FF) = 120 x 
(1 -25% )/(1000 -30) =9. 28% 。 

39. 【答案 】B (参见 教材 P238) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 资金 成 本 与 资本 结构 。 如 果 项 目 资本 金 占 的 比重 太 少 ,会 导致 负 
债 融 资 的 难度 提升 和 融资 成 本 的 提高 。 

40. 【答案 】A ( 参见 教材 P242 ) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 项 目 融资 的 特点 和 程序 。 与 其 他 融资 过 程 相 比 ， 项 目 融资 主要 以 
项 目的 资产 、 预 期 收益 、 预 期 现金 流 等 来 安排 融资 ， 而 不 是 以 项 目的 投资 者 或 发 起 人 的 资信 
为 依据 。 

41. 【答案 】B (参见 教材 P245 ) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 项 目 融资 的 特点 和 程序 。 项 目 融资 大 致 可 分 为 五 个 阶段 : 投资 决 
策 分 析 、 融 资 决策 分 析 、 融 资 结构 设计 、 融 资 谈 判 和 融资 执行 。 

42. 【答案 】D (参见 教材 P248 ) 

【解析 】 本题 考查 的 是 项 目 融资 的 主要 方式 。BT 项 目 中 ， 投 资 者 仅 获得 项 目的 建设 权 ， 
而 项 目的 经 营 权 则 属于 政府 ，BT 融资 形式 适用 于 各 类 基础 设施 项 目 ， 特 别 是 出 于 安全 考虑 
的 必须 由 政府 直接 运营 的 项 目 。 对 银行 和 承包 商 而 言 ，BT 项 目的 风险 可 能 比 基 本 的 BOT 项 
目 大 。 
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43. 【答案 】B (参见 教材 P248) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 项 目 融资 的 主要 方式 。PPP 与 BOT 在 本 质 上 区 别 不 大 ， 都 是 通过 
项 目的 期 请 收益 进行 融资 ， 对 民营 机 构 的 补偿 都 是 通过 授权 民营 机 构 在 规定 的 特许 期 内 向 项 
目的 使 用 者 收取 费用 ， 由 此 回收 项 目的 投资 、 经 营 和 维护 等 成 本 ， 并 获得 合理 的 回报 ( 即 
建成 项 目 投 入 使 用 后 所 产生 的 现金 流量 成 为 支付 经 营 成 本 、 偿 还 贷款 和 提供 投资 回报 等 的 唯 
一 来 源 ) ， 特 许 期 满 后 项 目 将 移交 回 政府 (也 有 不 移交 的 ， 如 B00)。 

44. 【答案 】D (参见 教材 P250) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 项 目 融 资 的 主要 方式 。 一 般 来 说 ， 投 资 项 目 所 依附 的 资产 只 要 在 
未 来 一 定时 期 内 能 带 来 现金 收入 ， 就 可 以 进行 ABS 融资 。 拥 有 这 种 未 来 现金 流量 所 有 权 的 
企业 (项目 公司 ) 成 为 原始 权益 人 。 这 些 未 来 现金 流量 所 代表 的 资产 ， 是 ABS 融资 方式 的 
物质 基础 。 

45. 【答案 】A (参见 教材 P253) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 项 目 融 资 的 主要 方式 。 两 种 融资 方式 中 ， 政 府 与 私营 部 门 签署 的 
合同 类 型 不 尽 相 同 ，BOT 项 目的 合同 类 型 是 特许 经 营 合同 ， 而 PFI 项 目 中 签署 的 是 服务 合 
同 ，PFI 项 目的 合同 中 一 般 会 对 设施 的 管理 、 维 护 提 出 特殊 要 求 。 

46. 【答案 】D (参见 教材 P257) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 税收 规定 。 企 业 的 下 列 收入 为 免税 收入 : 国债 
利息 收入 ; 符合 条 件 的 居民 企业 之 间 的 股息 、 红 利 等 权益 性 投资 收益 ; 在 中 国境 内 设立 机 
构 、 场 所 的 非 居 民企 业 从 居民 企业 取得 与 该 机 构 、 场 所 有 实际 联系 的 股息 、 红 利 等 权益 性 投 
资 收益 ; 符合 条 件 的 非 营 利 组 织 的 收入 。 

47. 【答案 】C (参见 教材 P271) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 保险 规定 。 安 装 施工 用 机 器 设备 的 保险 金额 按 
重 置 价值 计算 。 

48. 【答案 】A (参见 教材 P274) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 保险 规定 。 工 伤 保险 费 ， 由 企业 按照 职工 工资 
总 额 的 一 定 比 例 缴纳 ， 职 工 个 人 不 缴纳 工伤 保险 费 。 工 伤 保 险 基金 存 人 社会 保障 基金 财政 专 
户 , 用 于 《条 例 》 规 定 的 工伤 保险 待遇 ， 劳 动能 力 鉴定 ， 工 伤 预防 的 宣传 、 培 训 等 费用 ， 
以 及 法 律 、 法 规 规定 的 用 于 工伤 保险 的 其 他 费用 的 支付 。 

49. 【答案 】A (参见 教材 P276) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 工程 项 目 策划 。 工 程 项 目 策划 的 首要 任务 是 根据 建设 意图 进行 工 
程 项 目的 定义 和 定位 ， 全 面 构 想 一 个 待 建 项 目 系统 。 

50. 【答案 】D (参见 教材 P279) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 。 财 务 分 析 是 在 国家 现行 财税 制度 和 价格 体系 
的 前 提 下 ， 从 项 目的 角度 出 发 ， 计 算 项 目 范围 内 的 财务 效益 和 费用 ,分析 项 目的 一 利 能 力 和 
清偿 能 力 ， 评 价 项 目 在 财务 上 的 可 行 性 。 

S51. 【答案 】C (参见 教材 P283) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 经 济 评价 。 财 务 评价 判断 参数 主要 包括 下 列 判 断 项 目 盘 
利 能 力 的 参数 和 判断 项 目 偿 债 能 力 的 参数 : 中 判断 项 目 僵 利 能 力 的 参数 主要 包括 财务 内 部 收 
益 率 、 总 投资 收益 率 、 项 目 资 本 金 净利 润 率 等 指标 的 基准 值 或 参考 值 ; @) 判 断 项 目 偿 债 能 
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的 参数 主要 包括 利息 备 付 率 、 偿 债 备 付 率 、 资 产 负债 率 、 流 动 比率 、 速 动 比率 等 指标 的 基准 
值 或 参考 值 。 

52. 【答案 】D (参见 教材 P299 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 设计 方案 的 评价 与 优化 。 综 合 费 用 法 是 一 种 静态 价值 指标 评价 方 
法 ， 没 有 考虑 资金 的 时 间 价 值 ， 只 适用 于 建设 周期 较 短 的 工程 。 此 外 ， 由 于 综合 费用 法 只 
虑 费用 ， 未 能 反映 功能 、 质 量 、 安 全 、 环 保 等 方面 的 差异 ， 因 而 只 有 在 方案 的 功能 、 建 设 标 
准 等 条 件 相 同 或 基本 相同 时 才能 采用 。 

53. 【答案 】B (参见 教材 P300) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 设计 方案 的 评价 与 优化 。 价 值 工程 法 主要 是 对 产品 进行 功能 分 
析 ， 研 究 如 何以 最 低 的 全 寿命 期 成 本 实现 产品 的 必要 功能 ， 从 而 提高 产品 价值 。 在 建设 工程 
施工 阶段 应 用 该 方法 来 提高 建设 工程 价值 的 作用 是 有 限 的 。 要 使 建设 工程 的 价值 能 够 大 幅 提 
高 ， 获 得 较 高 的 经 济 效益 ， 必 须 首先 在 设计 阶段 应 用 价值 工程 法 ， 使 建设 工程 的 功能 与 成 本 
合理 匹配 。 也 就 是 说 ， 在 设计 中 应 用 价值 工程 的 原理 和 方法 ， 在 保证 建设 工程 功能 不 变 或 功 
能 改善 的 情况 下 ， 力 求 节约 成 本 ， 以 设计 出 更 加 符合 用 户 要 求 的 产品 。 

54. 【答案 】C (参见 教材 P301) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 概 预 算 文件 的 审查 。 对 总 概算 投资 超过 批准 投资 估算 10% 以 上 
的 ， 应 进行 技术 经 济 论证 ， 需 重新 上 报 进行 审批 。 

55. 【答案 】B (参见 教材 P305) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 招标 策划 。 对 于 大 型 、 复 杂 的 工程 项 目 ， 对 承包 单位 的 施工 
能 力 、 施 工 经 验 、 施 工 设备 等 有 较 高 要 求 。 这 种 情况 下 如 果 不 划 分 标 段 ， 就 可 能 使 有 资格 参 
加 投标 的 承包 单位 大 大 减少 。 竞 争 对 手 的 减少 ， 必 然 会 导致 工程 报价 的 上 涨 ， 反 而 得 不 到 较 
为 合理 的 报价 。 

56. 【答案 】A (参见 教材 P306) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 招标 策划 。 在 总 价 方式 中 ， 建 设 单位 造价 控制 比较 容易 ， 但 
施工 承包 单位 要 承担 的 风险 会 很 大 。 

57. 【答案 】C (参见 教材 P316) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 施工 合同 示范 文本 。 合 同 约定 由 承包 人 向 发 包 人 提交 履约 保函 
时 ,发 包 人 应 向 承包 人 提交 支付 保函 。 支 付 保函 的 格式 、 内 容 和 提交 时 间 在 专用 条 款 中 
约定 。 

58. 【答案 】B (参见 教材 P340) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 施工 成 本 管理 。 固 定 资 产 折旧 从 固定 资产 投入 使 用 月 份 的 次 月 
起 ,， 按 月 计 提 。 停止 使 用 的 固定 资产 ， 从 停 用 月 份 的 次 月 起 ,停止 计 提 折旧 。 

59. 【答案 】B (参见 教材 P350) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 费用 的 动态 监控 。 费 用 偏差 (CV) = 已 完工 程 计 划 费 用 
(BCWP) -已 完工 程 实际 费用 (ACWP) =600 -800 = -200 (万 元 )。CV<0, 说 明 工 程 费 用 超 
支 。 进 度 偏差 (SV) = 已 完工 程 计划 费用 (BCWP) - 拟 完工 程 计划 费用 (BCWS) = 600 - 
700 = -100 (万 元 )。SV<0, 说 明 工 程 进 度 拖 后 。 

60. 【答案 】C (参见 教材 P348) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 工程 变更 与 索赔 管理 。 业 主 方 (包括 建设 单位 和 监理 人 ) 违约 的 
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情形 : 在 工程 实施 过 程 中 ， 由 于 建设 单位 或 监理 人 没有 尽 到 合同 义务 ， 导 致 索赔 事件 发 生 。 
如 : 未 按 合同 规定 提供 设计 资料 、 图 纸 ， 未 及 时 下 达 指 令 、 答 复 请 示 等 ， 使 工程 延期 ;未 按 
合同 规定 的 日 期 交付 施工 场地 和 行驶 道路 、 提 供水 电 、 提 供应 由 建设 单位 提供 的 材料 和 设 
备 ， 使 施工 承包 单位 不 能 及 时 开工 或 造成 工程 中 断 ; 未 按 合同 规定 按时 支付 工程 款 ， 或 不 再 
继续 履行 合同 ; 下 达 错 误 指 令 ， 提 供 错误 信息 ; 建设 单位 或 监理 人 协调 工作 不 力 等 。 

















二 、 多 项 选择 题 

61. 【答案 】BCD (参见 教材 P12) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 造价 工程 师 管 理 制 度 。 注 册 造 价 工程 师 的 执业 范围 中 建设 项 目 
建议 书 、 可 行 性 研究 投资 估算 的 编制 和 审核 ， 项 目 经 济 评价 ， 工 程 概算 、 预 算 、 结 算 ， 竣 工 
结 ( 决 ) 算 的 编制 和 审核 ; @ 工 程 量 清单 、 标 底 (或 者 控制 价 )、 投 标 报价 的 编制 和 审核 ， 
工程 合同 价款 的 签订 及 变更 、 调 整 ， 工 程 款 支 付 与 工程 索赔 费用 的 计算 ; @ 建 设 项 目 管理 过 
程 中 设计 方案 的 优化 、 限 额 设 计 等 工程 造价 分 析 与 控制 ， 工 程 保险 理赔 的 核查 ; 由 工程 经 济 
纠纷 的 鉴定 。 

62. 【答案 】AD (参见 教材 P16 ~ P17 ) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 造价 咨询 企业 资质 管理 。 乙 级 工程 造价 咨询 企业 资质 标准 : 
QD 企业 出 资 人 中 注册 造价 工程 师 人 数 不 低 于 出 资 人 总 人 数 的 60% ， 且 其 出 资 额 不 低 于 注册 
资本 总 额 的 60% ; @ 技 术 负 责 人 是 注册 造价 工程 师 ， 并 具有 工程 或 工程 经 济 类 高 级 专业 技 
术 职 称 ， 且 从 事 工 程 造价 专业 工作 10 年 以 上 ; @ 专 职 专业 人 员 不 少 于 12 人 人， 其中， 具有 工 
程 或 者 工程 经 济 类 中 级 以 上 专业 技术 职称 的 人 员 不 少 于 8 人 ,注册 造价 工程 师 不 少 于 6 人 ， 
其 他 人 员 均 需要 具有 从 事 工 程 造 价 专业 工作 的 经 历 ; 由 企业 与 专职 专业 人 员 签 订 劳 动 合 同 ， 
且 专 职 专业 人 员 符 合 国家 规定 的 职业 年 龄 (出 资 人 除外 ) ; 名 专职 专业 人 员 人 事 档案 关系 由 
国家 认可 的 人 事 代 理 机 构 代为 管理 ; (@ 企 业 注 册 资 本 不 少 于 人 民 币 50 万 元 ; @ 具 有 固定 的 
办 公 场 所 ， 人 均 办 公 建 筑 面 积 不 少 于 10m?; @ 技 术 档案 管理 制度 、 质 量 控制 制度 、 财 务 管 
理 制度 齐全 ; 企业 为 本 单位 专职 专业 人 员 办 理 的 社会 基本 养老 保险 手续 齐全 ;0 暂 定期 内 
工程 造价 咨询 营业 收入 累计 不 低 于 人 民 币 50 万 元 ; 在 申请 核定 资质 等 级 之 日 前 无 违规 
行为 。 

63. 【答案 】BCE (参见 教材 P39 ~ P40) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 合同 法 。 违 约 责任 有 以 下 主要 特点 : 中 违约 责任 以 有 效 合 同 为 前 
提 ; 人 @) 违 约 责任 以 违反 合同 义务 为 要 件 ; @ 违 约 责 任 可 由 当事人 在 法 定 范围 内 约定 ; 多 违约 
责任 是 一 种 民事 赔偿 责任 。 

64. 【答案 】AD (参见 教材 P43) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建筑 法 。 建 筑 许 可 包括 建筑 工程 施工 许可 和 从 业 资 格 许可 两 个 
方面 。 

65. 【答案 】ABD (参见 教材 P44) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 建筑 法 。 承 包 建 筑 工程 的 单位 应 当 持 有 依法 取得 的 资质 证 书 ， 并 
在 其 资质 等 级 许可 的 业务 范围 内 承揽 工程 。 禁 止 建筑 施工 企业 超越 本 企业 资质 等 级 许可 的 业 
务 范围 或 者 以 任何 形式 用 其 他 建筑 施工 企业 的 名 义 承揽 工程 。 禁 止 建 筑 施工 企业 以 任何 方式 
允许 其 他 单位 或 个 人 使 用 本 企业 的 资质 证 书 、 营 业 执照 ， 以 本 企业 的 名 义 承 揽 工 程 。 建 筑 工 
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程 总 承包 单位 可 以 将 承包 工程 中 的 部 分 工程 发 包 给 具有 相应 资质 条 件 的 分 包 单位 。 禁 止 承包 
单位 将 其 承包 的 全 部 建筑 工程 转 包 给 他 人 ， 或 将 其 承包 的 全 部 建筑 工程 肢解 以 后 以 分 包 的 名 
义 分 别 转 包 给 他 人 。 

66. 【答案 】DE (参见 教材 P61) 

【解析 】 本题 考查 的 是 招标 投标 法 实施 条 例 。 有 下 列 情形 之 一 的 ， 评 标 委员 会 应 当 否 决 
其 投标 : 中 投标 文件 未 经 投标 单位 盖 章 和 单位 负责 人 签字 ; @ 投 标 联 合体 没有 提交 共同 投标 
协议 ; 怨 投 标 人 不 符合 国家 或 者 招标 文件 规定 的 资格 条 件 ; 由 同一 投标 人 提交 两 个 以 上 不 同 
的 投标 文件 或 者 投标 报价 ， 但 招标 文件 要 求 提交 备 选 投标 的 除外 ; 所 投 标 报价 低 于 成 本 或 者 
高 于 招标 文件 设 定 的 最 高 投标 限 价 ; @@ 投 标 文 件 没 有 对 招标 文件 的 实质 性 要 求 和 条 件 作出 响 
应 ; (2 投标 人 有 串通 投标 、 和 弄虚作假 、 行 贿 等 违法 行为 。 

67. 【答案 】BD (参见 教材 P69) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 建设 程序 。 施 工 图 设计 文件 审查 的 主要 内 容 包 括 : 中 是 
否 符合 工程 建设 强制 性 标准 ;， 书 地 基 基 础 和 主体 结构 的 安全 性 ;勘察 设计 企业 和 注册 执业 
人 员 以 及 相关 人 员 是 否 按 规定 在 施工 图 上 加 盖 相 应 的 图 章 和 签字 ; 其 他 法 律 、 法 规 、 规 章 
规定 必须 审查 的 内 容 。 

68. 【答案 】ACE (参见 教材 P80 ~ P81 ) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 项 目 发 承包 模式 。CM 承包 模式 的 特点 : 中 采用 快速 路 径 法 
施工 ;，@CM 单位 有 代理 型 和 非 代理 型 两 种 ，(3)CM 合同 采用 成 本 加 酬金 方式 。 另 外 ，CM 单 
位 不 赚 取 总 包 与 分 包 之 间 的 差价 。 

69. 【答案 】BDE (参见 教材 P86) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 工程 项 目 计 划 体 系 。 工 程 项 目 建设 总 进度 计划 的 表格 部 分 包括 工 
程 项 目 一 览 表 、 工 程 项 目 总 进度 计划 、 投 资 计划 年 度 分 配 表 和 工程 项 目 进 度 平衡 表 。 

70. 【答案 】ABC (参见 教材 P112) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 流水 施工 的 基本 组 织 方式 。 固 定 节拍 流水 施工 是 一 种 最 理想 的 流 
水 施工 方式 ， 其 特点 如 下 : 中 所 有 施工 过 程 在 各 个 施工 段 上 的 流水 节拍 均 相 等 ; @ 相 邻 施 工 
过 程 的 流水 步 距 相 等 ， 且 等 于 流水 节拍 ; 人 专业 工作 队 数 等 于 施工 过 程 数 ， 即 每 一 个 施工 过 
程 成 立 一 个 专业 工作 队 ， 由 该 队 完 成 相应 施工 过 程 所 有 施工 段 上 的 任务 ; 由 各 个 专业 工作 队 
在 各 施工 段 上 能 够 连续 作业 ， 施 工段 之 间 没 有 空闲 时 间 。 

71. 【答案 】BCE (参见 教材 P174、P178) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 经 济 效果 评价 的 内 容 及 指标 体系 。 净 现 值 指标 考虑 了 资金 的 时 间 
价值 ， 并 全 面 考虑 了 项 目 在 整个 计算 期 内 的 经 济 状况 ; 内 部 收益 率 指标 考虑 了 资金 的 时 间 价 
值 以 及 项 目 在 整个 计算 期 内 的 经 济 状况 。 用 净 现 值 和 内 部 收益 率 均 可 对 独立 方案 进行 评价 ， 
且 结论 是 一 致 的 。 净 现 值 法 计算 简便 ， 但 得 不 出 投资 过 程 收 益 程度 ， 且 受 外 部 参数 的 影响 ; 
内 部 收益 率 法 较为 繁琐 ,但 能 反映 投资 过 程 的 收益 程度 ， 而 内 部 收益 率 法 的 大 小 不 受 外 部 参 
数 影 响 ， 完 全 取决 于 投资 过 程 的 现金 流量 。 

72. 【答案 】ACD (参见 教材 P182) 

【解析 】 本题 考 查 的 是 经 济 效果 评价 方法 。 互 斥 方案 静态 分 析 常 用 增 量 投资 收益 率 、 增 
量 投资 回收 期 、 年 折算 费用 、 综 合 总 费用 等 评价 方法 进行 相对 经 济 效果 的 评价 。 

73. 【答案 】ACDE (参见 教材 P196 ~ P197 ) 
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【解析 】 本题 考 查 的 是 价值 工程 的 基本 原理 和 工作 程序 。 价 值 工程 的 目标 是 以 最 低 的 寿 
命 周 期 成 本 ， 使 产品 具备 它 所 必须 具备 的 功能 。 价 值 工 程 的 核心 是 对 产品 进行 功能 分 析 。 价 
值 工 程 将 产品 价值 、 功 能 和 成 本 作为 一 个 整体 同时 来 考虑 。 价 值 工 程 要 求 将 功能 定量 化 ， 即 
将 功能 转化 为 能 够 与 成 本 直接 相 比 的 量化 值 。 价 值 工程 可 用 来 寻求 产品 价值 的 提高 途径 。 

74. 【答案 】BCE (参见 教材 P217 ) 

【解析 】 本题 考查 的 是 工程 寿命 周期 成 本 分 析 方 法 。 费 用 估算 的 方法 有 很 多 ， 常用 的 
有 : 费用 模型 估算 法 、 参 数 估算 法 、 类 比 估 算法 、 费 用 项 目 分 别 估算 法 。 

75. 【答案 】AB (参见 教材 P225 ) 

【解析 】 本 题 考查 的 是 项 目 资金 筹措 的 渠道 与 方式 。 既 有 法 人 筹措 项 目 资本 金 时 ， 外 部 
资金 来 源 包 括 既 有 法 人 通过 在 资本 市 场 发 行 股票 和 企业 增资 扩 股 ， 以 及 一 些 准 资本 金 手 段 ， 
如 发 行 优先 股 获 取 外 部 投资 人 的 权益 资金 投入 ， 同 时 也 包括 接受 国家 预算 内 资金 为 来 源 的 融 
资方 式 。 

76. 【答案 】BCE ( 参见 教材 P267 ~ P268 ) 

【解析 】 本题 考查 的 是 与 工程 项 目 有 关 的 保险 规定 。 保 险 人 对 以 下 情况 不 承担 赔偿 责 
任 : 中 设计 错误 引起 的 损失 和 费用 ; 名 自然 磨损 、 内 在 或 潜在 缺陷 、 物 质 本 身 变化 、 自 燃 、 
日 热 、 氧 化 、 锈 人 刨 、 渗 漏 、 鼠 咬 、 忠 时 、 大 气 (气候 或 气温 ) 变化 、 正 常 水 位 变化 或 其 他 
渐变 原因 造成 的 被 保险 财产 自身 的 损失 和 费用 ; 因原 材料 缺陷 或 工艺 不 善 引起 的 被 保险 财 
产 本 身 的 损失 以 及 为 换 置 、 修 理 或 矫正 这 些 缺 点 错误 所 支付 的 费用 ; @ 非 外 力 引起 的 机 械 或 
电气 装置 的 本 身 损 失 ， 或 施工 用 机 具 、 设 备 、 机 械 装置 失灵 造成 的 本 身 损 失 ; 名 维 修 保养 或 
正常 检修 的 费用 ; (@ 档 案 、 文 件 、 账 笑 、 票 据 、 现 金 、 各 种 有 价 证 券 、 图 表 资 料及 包装 物料 
的 损失 ; @O 盘 点 时 发 现 的 短缺 ; @) 领 有 公共 运输 行驶 执照 的 ， 或 已 由 其 他 保险 予以 保障 的 车 
辆 、 船 舶 和 飞机 的 损失 ; @@ 除 已 将 工地 内 现成 的 建筑 物 或 其 他 财产 列 入 保险 范围 ， 在 被 保险 
工程 开始 以 前 已 经 存在 或 形成 的 位 于 工地 范围 内 或 其 周围 的 属于 被 保险 人 的 财产 的 损失 ; 
9 除非 男 有 约定 ， 在 保险 期 限 终止 以 前 ， 被 保险 财产 中 已 由 工程 所有 人 签发 完工 验收 证 书 或 
验收 合格 或 实际 占有 或 使 用 或 接收 的 部 分 。 

77. 【答案 】BD (参见 教材 P277) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 工程 项 目 策划 。 项 目 构思 策划 的 主要 内 容 包 括 : 中 工程 项 目的 定 
义 ， 即 描述 工程 项 目的 性 质 、 用 途 和 基本 内 容 ; @ 工 程 项 目的 定位 ， 即 描述 工程 项 目的 建设 
规模 、 建 设 水 准 ， 工 程 项 目 在 社会 经 济 发 展 中 的 地 位 、 作 用 和 影响 力 , 并 进行 工程 项 目 定位 
依据 及 必要 性 和 可 能 性 分 析 ; @ 工 程 项 目的 系统 构成 ， 描 述 系统 的 总 体 功 能 ， 系 统 内 部 各 单 
项 工程 、 单 位 工程 的 构成 ， 各 自作 用 和 相互 联系 ， 内 部 系统 与 外 部 系统 的 协调 、 协 作 和 配套 
的 策划 思路 及 方案 的 可 行 性 分 析 ; 由 其 他 ， 与 工程 项 目 实施 及 运行 有 关 的 重要 环节 策划 ， 均 
可 列 和 工程 项 目 构思 策划 的 范畴 。 

78. 【答案 】BCD (参见 教材 P316 ) 

【解析 】 本 题 考 查 的 是 施工 合同 示范 文本 。 预 付款 的 抵 扣 方式 、 抵 扣 比 例 和 抵 扣 时 间 安 
排 ， 在 专用 条 款 中 约定 。 

79. 【答案 】CD (参见 教材 P334) 

【解析 】 本题 考查 的 是 资金 使 用 计划 的 编制 。 建 筑 安装 工程 费用 中 的 人 工 费 、 材 料 费 、 
施工 机 械 使 用 费 等 直接 费 ， 可 直接 分 解 到 各 工程 分 项 。 而 间接 费 、 利 润 、 税 金 则 不 宜 直 接 进 
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行 分 解 。 措 施 费 等 其 他 直接 费 ， 则 应 分 析 具 体 情况 ， 将 其 中 与 各 工程 分 项 有 关 的 费用 (如 
材料 二 次 搬运 费 、 检 验 试验 费 等 ) 分 离 出 来 ， 按 一 定 比例 分 解 到 相应 的 工程 分 项 ， 其 他 与 
单位 工程 、 分 部 工程 有 关 的 费用 (如 临时 设施 费 、 保 险 费 等 ) ， 则 不 能 分 解 到 各 工程 分 项 。 
80. 【答案 】ACE (参见 教材 P342) 
【解析 】 本题 考 可 的 是 施工 成 本 管理 。 比 较 法 的 应 用 ， 通 常 有 下 列 形式 ; 四 将 本 期 实际 
指标 与 目标 指标 对 比 ; @ 本 期 实际 指标 与 上 期 实际 指标 对 比 ; @ 本 期 实际 指标 与 本 行业 平均 
水 平 、 先 进 水 平 对 比 。 











本 套 丛 书 是 在 分 析 历年 考题 的 题 型 、 命 题 规律 和 考试 重点 的 基础 上 ， 由 建设 工程 教育 网 
(www.jianshe99.com ) 组 织 国内 优秀 的 造价 工程 师 考 试 辅导 专家 精心 编写 ， 每 个 科目 有 6 套 模 
拟 试卷 和 1 套 2014 年 考试 真题 。 每 套 题 的 题 量 、 分 值 分 布 、 难 易 程度 均 与 标准 试卷 趋 于 一 致 ， 充 分 | 
重视 考查 考生 运用 所 学 知识 分 析 问 题 、 解 决 问题 的 能 力 ， 注 意 了 试题 的 综合 性 ， 积 极 引 导 考 生 对 所 
学 知识 作 适 当 的 重组 和 整合 ， 考 查考 生 对 知识 体系 的 整体 把 握 能 力 ， 让 考生 逐步 提高 应 试 能 力 。 与 
同类 书 相 比 ， 本 书 具 有 如 下 特点 : 





根据 最 新 考试 大 纲 和 教材 编写 大 量 新 颖 实用 的 模拟 试题 ， 突 出 教材 变动 核心 ， 提 供 参 考 答案 及 详尽 
解析 ， 能 够 指导 考生 把 握 复习 方向 ， 掌 握 解 题 思路 和 技巧 。 


在 总 结 历年 真题 命题 规律 的 基础 上 ， 用 前 瞻 性 、 预 测 性 的 目光 分 析 考 情 ， 充 分 展示 各 知识 点 可 能 出 
现 的 考题 形式 、 命 题 角度 ， 努 力 做 到 与 考试 趋势 “合拍 ”， 步 调 一 致 。 


提供 最 新 考试 真题 ， 由 造价 工程 师 考试 辅导 名 师 独家 解读 ， 深 刻 总 结 复习 重点 和 考试 命题 思路 ， 准 
确 捕捉 重要 考点 ， 精 心 编写 答案 解析 。 


书 中 每 页 都 配 有 二 维 码 ， 扫 描 二 维 码 即 可 进入 提问 环节 ， 由 名 师 提供 本 页 题目 的 针对 性 答疑 。 
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